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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163. 


Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni- 
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 
servizi postali, ed in particolare l’articolo 71; 


Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento euro- 
peo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare l’arti- 
colo 80; 


Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commis- 
sione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione if 
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 


Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, 
n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004, recante delega 
al Governo per l’attuazione delle citate direttive; 


Vista la preliminare deliberazione del\Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del:13*gennaio 2006; 


Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, reso in data 9 febbraio 2006; 


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva per gliatti normativi nell'adunanza 
del 20 febbraio 2006; 


Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della 
Camera dei deputati‘*e del Senato della Repubblica; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 23 marzo 2006; 


Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- 
tarie e del.Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di congerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela 
del territorio, dell’economia e delle finanze, del lavoro 
e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giusti- 
zia, delle attività produttive, dell’interno e per i beni e 
le attività culturali; 


EMANA 
il seguente decreto legislativo : 
PARTE I 


PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI 
ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO 
DI APPLICAZIONEDEL CODICE 


MTELO I 
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI 
Art. 1. 
Oggetto 


1. Il presente codice disciplina i contratti delle sta- 
zioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti 
aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di ser- 
vizi, prodotti, lavori e opere. 

2. Nei)casi in cui le norme vigenti consentono la 
costituzione di società miste per la realizzazione e/o 
gestione di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta 
dél \sòcio privato avviene con procedure di evidenza 
pubblica. 


Art. 2. 

Principi 
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; 
art. 1, legge n. 241/1990); art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; 


Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; 
Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000) 


1. L'affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pub- 
blici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, 
deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tem- 
pestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispet- 
tare i principi di libera concorrenza, parità di tratta- 
mento, non discriminazione, trasparenza, proporziona- 
lità, nonché quello di pubblicità con le modalità 
indicate nel presente codice. 


2.Il principio di economicità può essere subordinato, 
entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle 
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti 
dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela 
della salute e dell’ambiente e alla promozione dello svi- 
luppo sostenibile. 


3. Per quanto non espressamente previsto nel pre- 
sente codice, le procedure di affidamento e le altre atti- 
vità amministrative in materia di contratti pubblici si 
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedi- 
mento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 


4. Per quanto non espressamente previsto nel pre- 
sente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui 
all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresi, delle disposi- 
zioni stabilite dal codice civile. 
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Art. 3. 
Definizioni 
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; 
artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. 
n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 


7,12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/ 
1998; art. 24, legge n. 62/2004) 


1. Ai fini del presente codice si applicano le defini- 
zioni che seguono. 


2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pub- 
blici di lavori, servizi, forniture. 


3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i con- 
tratti di appalto o di concessione aventi per oggetto 
l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecu- 
zione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni 
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiu- 
dicatori. 

4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i 
settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettri- 
cità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di 
area geografica, come definiti dalla parte III del pre- 
sente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come 
definite dal presente articolo. 


S. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono 1 set- 
tori del gas, energia termica, elettricità, acqua, tra- 
sporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, 
come definiti dalla parte III del presente codice. 


6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo one- 
roso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltanté o 
un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, 
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di 
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal pre- 
sente codice. 


7. Gli «appalti pubblici di lavori» sonoappalti pub- 
blici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, 
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa 
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, 
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente 
a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limi- 
tatamente alle ipotesi di cui alla) parte II, titolo III, 
capo IV, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera 
rispondente alle esigenze, specificate dalla stazione 
appaltante o dall’ente aggiùdicatore, sulla base del pro- 
getto preliminare posto,a.base di gara. 

8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, 
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, 
manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risul- 
tato di un insieme“di lavori, che di per sé esplichi una 
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono 
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori 
edilizi o di genie civile di cui all’allegato I, sia quelle di 
presidio e_difesa ambientale e di ingegneria naturali- 
stica. 


9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti 
pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi 
per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la loca- 
zione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per 
l’acquisto, di prodotti. 
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10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pub- 
blici diversi dagli appalti pubblici di lavori»o ‘di forni- 
ture, aventi per oggetto la prestazione detservizi di cui 
all’allegato II. 


11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti 
a titolo oneroso, conclusi in forma-scritta, aventi ad 
oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, 
ovvero la progettazione esecutiva el'esecuzione, ovvero 
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione di lavori pubblici odi pubblica utilità, e di 
lavori ad essi strutturalmente Ve direttamente collegati, 
nonché la loro gestione furizionale ed economica, che 
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pub- 
blico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo 
dei lavori consiste/unicamente nel diritto di gestire 
l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in 
conformità al presente codice. 


12. La «concessione di servizi» è un contratto che 
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico 
di servizi,fad ‘eccezione del fatto che il corrispettivo 
della fornitufa di servizi consiste unicamente nel diritto 
di gestife isservizi o in tale diritto accompagnato da un 
prezzoxdin conformità all’articolo 30. 


13.\L«accordo quadro» è un accordo concluso tra 
uao più stazioni appaltanti e uno o più operatori eco- 
Momici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole rela- 
tive agli appalti da aggiudicare durante un dato 
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, 
se del caso, le quantità previste. 


14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un pro- 
cesso di acquisizione interamente elettronico, per 
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche general- 
mente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di 
una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto 
per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore econo- 
mico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia pre- 
sentato un’offerta indicativa conforme al capitolato 
d’oneri. 


15. L’«asta elettronica» è un processo per fasi succes- 
sive basato su un dispositivo elettronico di presenta- 
zione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi 
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che 
interviene dopo una prima valutazione completa delle 
offerte permettendo che la loro classificazione possa 
essere effettuata sulla base di un trattamento automa- 
tico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per 
oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione 
di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 


16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i con- 
tratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie 
di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 
196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei con- 
tratti esclusi. 


17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici 
il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore 
aggiunto (1.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli arti- 
coli 28, 32, comma |, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e 
che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 
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18. I «contratti esclusi» sono 1 contratti pubblici di 
cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla 
disciplina del presente codice, e quelli non contemplati 
dal presente codice. 


19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «presta- 
tore di servizi» designano una persona fisica, o una per- 
sona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, 
ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 
23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettiva- 
mente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di 
prodotti, la prestazione di servizi. 


20. Il termine «raggruppamento temporaneo» desi- 
gna un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori 
di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, 
allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento 
di uno specifico contratto pubblico, mediante presenta- 
zione di una unica offerta. 


21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi pre- 
visti dall'ordinamento, con o senza personalità giuri- 
dica. 


22. Il termine «operatore economico» comprende 
l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o 
un raggruppamento o consorzio di essi. 


23. L’«offerente» è l'operatore economico che ha pre- 
sentato un’offerta. 


24. Il «candidato» è l’operatore economico che ha 
chiesto di partecipare a una procedura ristretta o nego- 
ziata o a un dialogo competitivo. 


25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: Ae 
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territo- 
riali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi 
di diritto pubblico; le associazioni, unioni,,Censorzi, 
comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 

26. L’«organismo di diritto pubblico», èyqualsiasi 
organismo, anche in forma societaria: 

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze 
di interesse generale, aventi caratteré non industriale o 
commerciale; 

- dotato di personalità giuridica; 

- la cui attività sia finanziata in modo maggiorita- 
rio dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 
organismi di diritto pubblieo\bppure la cui gestione sia 
soggetta al controllo di‘(questi ultimi oppure il cui 
organo d’amministraziohe, di direzione o di vigilanza 
sia costituito da membri.dei quali più della metà è desi- 
gnata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 
altri organismi di diritto pubblico. 

27. Gli elenchi on tassativi, degli organismi e delle 
categorie di organismi di diritto pubblico che soddi- 
sfano detti requisiti figurano nell’allegato III, al fine 
dell’applicaziohe delle disposizioni delle parti I, II, IV 
e V. 


28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le 
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, 
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante 
o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una 
partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che 
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è 
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presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, 
direttamente o indirettamente, riguardo-all’impresa, 
alternativamente o cumulativamente: 


a) detengono la maggioranza del\capitale sotto- 
scritto; 


b) controllano la maggioranza dei voti cui danno 
diritto le azioni emesse dall’imprésa; 

c) hanno il diritto di nomînare più della metà dei 
membri del consiglio di amministrazione, di direzione 
o di vigilanza dell’impresa. 

29. Gli «enti aggiudicatoti» al fine dell’applicazione 
delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono 
le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, 
e i soggetti che, nom-essendo amministrazioni aggiudi- 
catrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti 
speciali o esclusivaconcessi loro dall’autorità compe- 
tente secondo le.nòrme vigenti. 


30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudica- 
tori ai fini-dell’applicazione della parte III, figurano 
nell’allegatoVI. 


31. Glix«altri soggetti aggiudicatori», ai fini della 
parte AI, )sono i soggetti privati tenuti all’osservanza 
delle disposizioni del presente codice. 


32.)I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte 
H, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture 
strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le 
amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli 
enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi 
soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui 
al citato capo IV. 


33. L'espressione «stazione appaltante» (...) com- 
prende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri sog- 
getti di cui all’articolo 32. 

34. La «centrale di committenza» è un’amministra- 
zione aggiudicatrice che: 


- acquista forniture o servizi destinati ad ammini- 
strazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, 0 

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi 
quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 

35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di 
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti 
e le informazioni previsti dal presente codice, nonché 
dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti 
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il 
profilo di committente è istituito nel rispetto delle pre- 
visioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, 
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. 

36. Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» 
comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o for- 
niture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, 
sia l’affidamento di lavori o servizi mediante conces- 
sione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e 
di concorsi di idee. 


37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui 
ogni operatore economico interessato può presentare 
un'offerta. 
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38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle 
quali ogni operatore economico può chiedere di parte- 
cipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto 
gli operatori economici invitati dalle stazioni appal- 
tanti, con le modalità stabilite dal presente codice. 

39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella 
quale la stazione appaltante, in caso di appalti partico- 
larmente complessi, avvia un dialogo con i candidati 
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o 
più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla 
base della quale o delle quali i candidati selezionati 
saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura 
qualsiasi operatore economico può chiedere di parteci- 
pare. 

40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in 
cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori eco- 
nomici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi 
le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costitui- 
sce procedura negoziata. 


41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure 
intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto 
nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbani- 
stica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elabora- 
zione di dati, un piano o un progetto, selezionato da 
una commissione giudicatrice in base ad una gara, con 
o senza assegnazione di premi. 


42.1 termini «scritto» o «per iscritto» designano un 
insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto 
e poi comunicato. Tale insieme può includere informa- 
zioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettro 
nici. 

43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza 
apparecchiature elettroniche di elaborazione (compfesa 
la compressione numerica) e di archiviazionedèivdati e 
che utilizza la diffusione, la trasmissione ela ricezione 
via filo, via radio, attraverso mezzi ottici.o @ltri mezzi 
elettromagnetici. 


44. L’«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui con- 
tratti pubblici di lavori, servizi e formitàre, di cui all’ar- 
ticolo 6. 

45. L’«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’arti- 
colo 7. 


46. L’«Accordo» è l’accordo sugli appalti pubblici 
stipulato nel quadro dersnegoziati multilaterali del- 
l'Uruguay Round. 


47. Il «regolamento».é il’ regolamento di esecuzione e 
attuazione del presente\Codice, di cui all’articolo 5. 


48. La «Commîssione» è la Commissione della 
Comunità europea 


49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in 
appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), 
designa la momenclatura di riferimento per gli appalti 
pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, 
assicurando) nel contempo la corrispondenza con le 
altre nomenclature esistenti. 

50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al 
campo di applicazione del presente codice derivanti da 
eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la 
nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la 
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nomenclatura CPV e la nomenclatura CP@versione 
provvisoria) di cui all’allegato II, avrà la-prevalenza 
rispettivamente la nomenclatura NACE 6.là®ànomencla- 
tura CPC. 


51. Ai fini dell’articolo 22 e dell’articolo 100 valgono 
le seguenti definizioni: 


a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l’infra- 
struttura pubblica di telecomunicazZioni che consente la 
trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della 
rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri 
mezzi elettromagnetici; 


b) «punto terminalexdella rete» è l’insieme dei col- 
legamenti fisici e dellé specifiche tecniche di accesso 
che fanno parte della rete pubblica di telecomunica- 
zioni e sono necessariper avere accesso a tale rete pub- 
blica e comunicaré efficacemente per mezzo di essa; 


c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i 
servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati 
membri hanno»specificatamente affidato l’offerta, in 
particolaread\uno o più enti di telecomunicazioni; 


d) «Servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che 
consistono) totalmente o parzialmente, nella trasmis- 
sione ènell’instradamento di segnali su una rete pub- 
blica \di telecomunicazioni mediante procedimenti di 
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e 
della televisione. 


Art. 4. 


Competenze legislative 
di Stato, regioni e province autonome 


(artt. 1, 3, legge n. 109/1994) 


1. Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie 
oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli deri- 
vanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni 
relative a materie di competenza esclusiva dello Stato. 


2. Relativamente alle materie oggetto di competenza 
concorrente, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa 
nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle 
norme del presente codice, in particolare, in tema di 
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei 
progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizza- 
zione amministrativa, compiti e requisiti del responsa- 
bile del procedimento, sicurezza del lavoro. 

3. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma 
secondo, della Costituzione, non possono prevedere 
una disciplina diversa da quella del presente codice in 
relazione: alla qualificazione e selezione dei concor- 
renti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di 
organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudica- 
zione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato 
degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle atti- 
vità di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipula- 
zione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi dire- 
zione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e 
collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e 
contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma 
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la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i con- 
tratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti 
nel settore della difesa, i contratti segretati o che esi- 
gono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, 
servizi, forniture. 


4. Nelle materie di competenza normativa regionale, 
concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente 
codice si applicano alle regioni nelle quali non sia 
ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono 
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della normativa di attuazione adottata da cia- 
scuna regione. 


5. Le regioni a statuto speciale e le province auto- 
nome di Trento e Bolzano adeguano la propria legisla- 
zione secondo le disposizioni contenute negli statuti e 
nelle relative norme di attuazione. 


Art. 5. 
Regolamento e capitolati 
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) 


1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecu- 
tiva e attuativa del presente codice in relazione ai con- 
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture di ammini- 
strazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di 
cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di 
ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive 
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’arti- 
colo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclué 
siva, siano applicabili anche alle regioni e province 
autonome. 

3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al 
regolamento per i contratti del genio militare il regola- 
mento di cui alcomma 1 è adottato con decfeto’del Pre- 
sidente della Repubblica, previa deliberazione del Con- 
siglio dei ministri, sentito il Consiglio di.Stato, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23/agosto 1988, 
n. 400. 


4.Il regolamento è adottato su proposta del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporty di concerto con i 
Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per 
1 beni culturali e ambientali, delle attività produttive, 
dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interes- 
sati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di 
Stato esprime parere entro’ quarantacinque giorni dalla 
data di trasmissione, decorsi 1 quali il regolamento può 
essere emanato. Cén-la procedura di cui al presente 
comma si provvede altresi alle successive modificazioni 
e integrazioni del regolamento. 

5. Il regolamefito, oltre alle materie per le quali è di 
volta in voltàvrichiamato, detta le disposizioni di attua- 
zione ed eséeuzione del presente codice, quanto a: 

a) programmazione dei lavori pubblici; 

b)rapporti funzionali tra i soggetti che concor- 
rono alla tealizzazione dei lavori, dei servizi e delle for- 
niture, e relative competenze; 

c) competenze del responsabile del procedimento e 
sanzioni previste a suo carico; 
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d) progettazione dei lavori, servizi e fornitàre, con 
le annesse normative tecniche; 


e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti 
procedimentali, nonché procedure di aecesso a tali atti; 


f) modalità di istituzione e gestione del sito infor- 
matico presso l’Osservatorio; 

g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, 
nonché qualificazione degli» operatori economici, 
secondo 1 criteri stabiliti dal presente codice; 


h) procedure di affidamento dei contratti, ivi com- 
presi gli incarichi di progettazione, i concorsi di proget- 
tazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti 
e le modalità di funzionamento delle commissioni giu- 
dicatrici; 

i) direzione deiMavori, servizi e forniture e attività 
di supporto tecniéo-amministrativo; 


I) procedure di esame delle proposte di variante; 

m) ammontare delle penali, secondo l’importo dei 
contratti e ,cavse che le determinano, nonché modalità 
applicative; 

n) Quota subappaltabile dei lavori appartenenti 
alla categoria prevalente ai sensi dell’articolo 118; 

0) yiorme riguardanti le attività necessarie per l’av- 
vio\dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni dispo- 
ste dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del 
procedimento; 


p) modalità di corresponsione ai soggetti che ese- 
guono il contratto di acconti in relazione allo stato di 
avanzamento della esecuzione; 


q) tenuta dei documenti contabili; 


r) modalità e procedure accelerate per la delibera- 
zione, prima del collaudo, sulle riserve dell’appaltatore; 


s) collaudo e attività di supporto tecnico-ammini- 
strativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato 
sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi 
di collaudo in corso d’opera, i termini per il collaudo, 
le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i cri- 
teri di rotazione negli incarichi, 1 relativi compensi, i 
requisiti professionali secondo le caratteristiche dei 
lavori. 

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti 
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei 
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei 
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo 
sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli 
affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni 
per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle 
procedure applicate in materia dalle organizzazioni 
internazionali e dalla Unione europea. 


7.Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, 
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della gene- 
ralità dei propri contratti o di specifici contratti, nel 
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al 
comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’in- 
vito costituiscono parte integrante del contratto. 

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni 
aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
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sporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del 
regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, men- 
zionato nel bando o nell’invito, costituisce parte inte- 
grante del contratto. 


9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al 
comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti 
da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle ammini- 
strazioni aggiudicatrici statali. 


Art. 6. 


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture 


(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; 
art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), 
legge n. 62/2005) 


1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con 
sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 feb- 
braio 1994, n. 109, assume la denominazione di Auto- 
rità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser- 
vizi e forniture. 


2.L’Autorità è organo collegiale costituito da cinque 
membri nominati con determinazione adottata d’in- 
tesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al 
fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle 
conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in 
settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta 
professionalità. L’Autorità sceglie il presidente tra i 
propri componenti e stabilisce le norme sul/pròprio 
funzionamento. 


3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque 
anni e non possono essere confermati. Essi’ non pos- 
sono esercitare, a pena di decadenza, ‘alcuna attività 
professionale o di consulenza, non'possono essere 
amministratori o dipendenti di enti(pùbblici o privati 
né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o 
rivestire cariche pubbliche elettivevoxcariche nei partiti 
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti 
di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspet- 
tativa per l’intera durata delemandato. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro dell'economia è delle finanze, è determi- 
nato il trattamento economico spettante ai membri 
dell’Autorità. 


4. L’Autorità è Cemotata da indipendenza funzio- 
nale, di giudizio edi valutazione e da autonomia orga- 
nizzativa. 


5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di 
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei set- 
tori ordinarive nei settori speciali, nonché, nei limiti 
stabiliti. dal’ presente codice, sui contratti pubblici di 
lavori, (servizi e forniture esclusi dall’ambito di applica- 
zione del presente codice, al fine di garantire l’osser- 
vanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, 
il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza 
delle procedure di scelta del contraente, e di econo- 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 100 


mica ed efficiente esecuzione dei contrattif&Afionche il 
rispetto delle regole della concorrenza nelle singole 
procedure di gara. 


6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità 
amministrative indipendenti. 

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti 
da altre norme, l’Autorità: 

a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, verififando, anche con inda- 
gini campionarie, la regolarità)delle procedure di affi- 
damento; 

b) vigila sui contratti, di lavori, servizi, forniture, 
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione 
del presente codice, ‘verificando, con riferimento alle 
concrete fattispeciecòntrattuali, la legittimità della sot- 
trazione al presente-codice e il rispetto dei principi rela- 
tivi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di 
comunicazione alOsservatorio né a vigilanza dell’Au- 
torità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; 

c) vigila ‘affinché sia assicurata l’economicità di 
esecuzione dèi contratti pubblici; 

d)-accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia 
derivato pregiudizio per il pubblico erario; 

e) Segnala al Governo e al Parlamento, con appo- 
sità\ comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di 
inosservanza o di applicazione distorta della normativa 
sùi contratti pubblici; 

f) formula al Governo proposte in ordine alle 
modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che 
disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forni- 
ture; 

g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti proposte per la revisione del regolamento; 

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento 
una relazione annuale nella quale si evidenziano le 
disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici 
con particolare riferimento: 

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non 
concorsuali; 

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli 
atti; 

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di 
cui all’articolo 7; 

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni 
dell’esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; 

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli 
obblighi nei confronti dei concessionari e degli appalta- 
tori; 


h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 


i) sovrintende all’attività dell’Osservatorio di cui 
all’articolo 7; 

I) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le 
modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5; 
nell’esercizio di tale vigilanza l’Autorità può annullare, 
in caso di constatata inerzia degli organismi di attesta- 
zione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti 
stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via 
cautelare, dette attestazioni; 
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n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o 
più delle altre parti, esprime parere non vincolante rela- 
tivamente a questioni insorte durante lo svolgimento 
delle procedure di gara, eventualmente formulando 
una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, 
comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266; 

o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, 
comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad 
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, 
sono commisurate al valore del contratto pubblico cui 
le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse 
sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti 
dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento 
della sanzione. La riscossione della sanzione avviene 
mediante iscrizione a ruolo. 

9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può: 

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli opera- 
tori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni 
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche 
regionale, operatore economico o persona fisica che ne 
sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti 
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in 
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di pro- 
gettazione, agli affidamenti; 

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata 
di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della 
collaborazione di altri organi dello Stato; 


c) disporre perizie e analisi economiche e statisti- 
che nonché la consultazione di esperti in ordine a qual- 
siasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria; 


d) avvalersi del Corpo della Guardia di-Finanza, 
che esegue le verifiche e gli accertamentiNvichiesti 
agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini 
degli accertamenti relativi all’imposta@&sul valore 
aggiunto e alle imposte sui redditi. Tuttè)le notizie, le 
informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza 
nello svolgimento di tali attività \sono comunicati 
all’Autorità. 

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguar- 
danti gli operatori economici\oggetto di istruttoria 
da parte dell’Autorità sonostutelati, sino alla conclu- 
sione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio 
anche nei riguardi delle,pubbliche amministrazioni. I 
funzionari dell’Autorità,\gell’esercizio delle loro fun- 
zioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal 
segreto d’ufficio. 


11. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai 
quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al 
comma 9 sonossettoposti alla sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, 
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o 
di esibire-indocumenti, ovvero alla sanzione ammini- 
strativa. pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono 
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le 
stesse sanzioni si applicano agli operatori economici 
che non ottemperano alla richiesta della stazione appal- 
tante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il pos- 
sesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di 
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affidamento, nonché agli operatori economici the for- 
niscono dati o documenti non veritieri, circa-il possesso 
dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o 
agli enti aggiudicatori o agli organismi di)attestazione. 


12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli 
elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbli- 
che amministrazioni, si applicano lè sanzioni discipli- 
nari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedi- 
mento disciplinare è instaurato )dall'amministrazione 
competente su segnalazione, dell’Autorità e il relativo 
esito va comunicato all’Autorità medesima. 


13. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Auto- 
rità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di con- 
trollo e, se le irregolàrità hanno rilevanza penale, agli 
organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità 
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi 
pregiudizio per;il\pubblico erario, gli atti e i rilievi sono 
trasmessi anche“ai soggetti interessati e alla procura 
generale della=Gorte dei conti. 


Art. 7. 


Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture 


(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; 
art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994) 


1. Nell'ambito dell’Autorità opera l'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali 
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I 
modi e i protocolli della articolazione regionale sono 
definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza per- 
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- 
vince autonome di Trento e di Bolzano. 


2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di 
cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 
5 dicembre 1997, n. 430. 


3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, 
opera mediante procedure informatiche, sulla base di 
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento 
con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello 
Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assi- 
curazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle 
regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Asso- 
ciazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricol- 
tura e delle casse edili, della CONSIP. 


4. La sezione centrale dell’Osservatorio svolge i 
seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: 


a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei 
dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto 
il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concer- 
nenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli 
affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della 
mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e 
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gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, 1 tempi di 
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, 
1 ritardi e le disfunzioni; 

b) determina annualmente costi standardizzati per 
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, 
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale; 


c) determina annualmente costi standardizzati per 
tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree 
territoriali, facendone oggetto di una specifica pubbli- 
cazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e 
tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle 
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’arti- 
colo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 


d) pubblica semestralmente i programmi triennali 
dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, nonché l’elenco dei contratti pubblici 
affidati; 


e) promuove la realizzazione di un collegamento 
informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le 
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale 
sui contratti pubblici; 


f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via 
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibi- 
lità richiesti dall’Autorità; 

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in 
particolare in materia contrattuale, e la formulazione 
di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei sog. 
getti interessati; 

i) gestisce il proprio sito informatico; 

I) cura l’elaborazione dei prospetti statistici. di cui 
all’articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i 
contratti pubblici di lavori, forniture e serviZiydi rile- 
vanza comunitaria) e di cui all’articolo 251 (eontenuto 
del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, 
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfrutta- 
mento di area geografica). 

5. AI fine della determinazione®“dei costi standardiz- 
zati di cui al comma 4, lettera c)7RISTAT, avvalendosi, 
ove necessario, delle Camere di tommercio, cura la rile- 
vazione e la elaborazione deivprezzi di mercato dei prin- 
cipali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, provvedendo“alla comparazione, su base 
statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli 
elenchi dei prezzi rilevatissono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza 
almeno semestrale; èntro il 30 giugno e il 31 dicembre. 
Per i prodotti e Servizi informatici, laddove la natura 
delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di 
mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di 
concerto conyil\Centro nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 
12 febbraio 1993, n. 39. 

6. Il(Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa 
con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgi- 
mento delle attività di cui al comma 5, definendo 
modalità, tempi e responsabilità per la loro realizza- 
zione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila 
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sul rispetto da parte delle amministrazioni*aggiudica- 
trici degli obblighi, dei criteri e dei tempi.per-la rileva- 
zione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la 
presentazione al Parlamento del disegno di legge 
recante il bilancio di previsione dello Stato, può pro- 
porre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilan- 
cio delle amministrazioni inadempienti. 


7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle compo- 
nenti peculiari dei lavori, servizise forniture concernenti 
1 beni sottoposti alle dispo$iziòni della parte seconda 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti 
di cui alle lettere a), 5) e. c) del comma 4 sono svolti 
dalla sezione centrale (dell’Osservatorio, su comunica- 
zione del soprintendente per 1 beni ambientali e archi- 
tettonici avente sede hel capoluogo di regione, da effet- 
tuare per il tramité della sezione regionale dell’Osserva- 
torio. 


8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono 
tenuti a comunicare all’Osservatorio, per contratti di 
importo superiore a 150.000 euro: 


a)rentto trenta giorni dalla data dell’aggiudica- 
zione o*di definizione della procedura negoziata, i dati 
concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, 
1 soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nomi- 
nativo dell’affidatario e del progettista; 


b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta 
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, 
l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei 
lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, 
l’importo finale. 


Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro 
non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli 
stati di avanzamento. Le norme del presente comma 
non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e 
gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorità, entro il 
31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente 
il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affi- 
dati nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza 
giustificato motivo, di fornire 1 dati richiesti è sottopo- 
sto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma fino a 
euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se 
sono forniti dati non veritieri. 


9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di inte- 
resse regionale, provinciale e comunale, sono comuni- 
cati alle sezioni regionali dell’Osservatorio che li tra- 
smettono alla sezione centrale. 


10. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le 
modalità di funzionamento del sito informatico presso 
l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i 
bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non 
ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il 
termine massimo di conservazione degli atti nell’archi- 
vio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubbli- 
cazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali 
e lodi arbitrali. 
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Art. 8. 


Disposizioni in materia di organizzazione 
e di personale dell'Autorità e norme finanziarie 


(art. 5, legge n. 109/1994; 
artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999) 


1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio 
ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di 
analisi dell’impatto della normazione per l'emanazione 
di atti di competenza e, in particolare, di atti ammini- 
strativi generali, di programmazione o pianificazione. 
AI fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità 
utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti 
nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e 
nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie 
osservazioni, da valutare motivatamente. 


2. L’Autorità, nell’ambito della sua autonomia orga- 
nizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la pro- 
pria organizzazione e il proprio funzionamento, i 
bilanci, 1 rendiconti e la gestione delle spese nei limiti 
delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni 
sulla contabilità generale dello Stato, l’accesso ai docu- 
menti amministrativi, le modalità di esercizio della vigi- 
lanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza. 


3. Il regolamento dell’Autorità, nella disciplina 
dell’esercizio della funzione di vigilanza prevede: 


a) il termine congruo entro cui i destinatari di una 
richiesta dell’Autorità devono inviare i dati richiesti; 

b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzio* 
nari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudica- 
tori, e operatori economici, al fine di acquisire. dati, 
notizie, documenti, chiarimenti; 


c) la possibilità che l'Autorità convochi, con 
preavviso e indicazione specifica dell’oggetto, i rappre- 
sentanti di amministrazioni e soggetti @$ggiudicatori, 
operatori economici, SOA, o altri soggetti”che ritenga 
necessario o opportuno sentire; 


d) le modalità di svolgimento dell’istruttoria nel 
rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, 
n. 24]; 


e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a 
garantire la data certa della piena conoscenza. 


4. Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio 
del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel 
rispetto dei principi della tempestiva comunicazione 
dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli 
addebiti, del termine/a=difesa, del contraddittorio, della 
motivazione, proporzionalità e adeguatezza della san- 
zione, della comunicazione tempestiva con forme ido- 
nee ad assicuràrevla data certa della piena conoscenza 
del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riser- 
vatezza previsti dalle norme vigenti. 


5. Le delibere dell’Autorità, ove riguardino questioni 
di interesse generale o la soluzione di questioni di mas- 
sima, sorio pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e sul sito informatico dell’Autorità. 


6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri, su proposta dell’Autorità, è istituito un apposito 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 100 


ruolo del personale dipendente dall'Autorità; determi- 
nato tenendo conto delle funzioni assegnate all’Auto- 
rità e delle risorse disponibili. 


7. Il regolamento del personale recasanche la pianta 
organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i 
vari servizi. 


8. AI personale dell’Autorità, tenùto conto dei prin- 
cipi di autonomia organizzativa di'cui al comma 2, si 
applica il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165. 

9. AI personale dell’Autotità)éè fatto divieto di assu- 
mere altro impiego od incarico, nonché di esercitare 
attività professionale, commerciale e industriale. 


10. L’Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finatiza pubblica, di personale pro- 
veniente da altre4aàmministrazioni in posizione di 
comando, distacco?fuori ruolo ove previsto dagli ordi- 
namenti di appartenenza. 


11. La gestionè”finanziaria si svolge in base al bilan- 
cio di previstone approvato dall’Autorità entro il 
31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilan- 
cio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio 
di previsione, il quale deve comunque contenere le spese 
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabi- 
liti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina 
anche‘le modalità per le eventuali variazioni. Il rendi- 
conto della gestione finanziaria, approvato entro il 
30 aprile dell’anno successivo, è soggetto al controllo 
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendi- 
conto della gestione finanziaria sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


12. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli 
articoli 6, 7, e 8, l’Autorità fa fronte senza nuovi e mag- 
giori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del- 
l’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266. 


Art. 9. 


Sportello dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture 


(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17) 


1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, 
denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture», con il compito di: 

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti 
che intendono presentare una candidatura o un’offerta, 
informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di 
affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli 
obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposi- 
zioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, 
nonché a tutte le altre norme che devono essere rispet- 
tate nell’esecuzione del contratto; 

b) fornire ai candidati la documentazione utile per 
la presentazione delle candidature e delle offerte, in 
conformità alle norme del presente codice. 

2. Le informazioni possono essere fornite anche per 
via telematica in conformità alle norme vigenti che 
disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da 
parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i sog- 
getti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legisla- 
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tivo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione 
digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, 
n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e 
della rete internazionale della pubblica amministra- 
zione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 
2003, n. 229), il funzionamento telematico dello spor- 
tello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali 
atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative 
norme di attuazione ed esecuzione. 


3. L’istituzione di detto sportello avviene senza oneri 
aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiu- 
dicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti 
pubblici. 

4.I compiti dello sportello possono anche essere affi- 
dati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del 
comma 2. 


5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite 
verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del 
servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai 
soggetti che istituiscono lo sportello medesimo. 


6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo spor- 
tello di cui alcomma lo ne abbiano attribuito i compiti 
ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel 
capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere 
chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando 
altresi il costo del servizio. 


Art. 10. 


Responsabile delle procedure di affidamento e di ese- 
cuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for- 
niture. 


(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge. ‘937/ 
1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Per ogni singolo intervento da/realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione. 


2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i 
compiti relativi alle procedure“di affidamento previste 
dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in eco- 
nomia, e alla vigilanza sulla Corretta esecuzione dei 
contratti, che non siano‘specificamente attribuiti ad 
altri organi o soggetti. 

3. In particolare, ilesesponsabile del procedimento, 
oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposi- 
zioni del presente codice: 


a) formula proposte e fornisce dati e informazioni 
al fine della predisposizione del programma triennale 
dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, 
nonché al fmexdella predisposizione di ogni altro atto 
di programmazione di contratti pubblici di servizi e di 
forniture) e )della predisposizione dell’avviso di prein- 
formazione; 

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli inter- 
venti, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e 
di prezzo determinati in coerenza alla copertura finan- 
ziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
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c) cura il corretto e razionale svolgimento delle 
procedure; 


d) segnala eventuali disfunzioni, ‘impedimenti, 
ritardi nell’attuazione degli interventi; 


e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili 
necessari; 


f) fornisce all'amministraziòone aggiudicatrice i 
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svol- 
gimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per 
l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua 
competenza; 


g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la 
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle 
norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione inte- 
grata e coordinata-di*diverse amministrazioni; 


h) propone*Findizione, 0, ove competente, indice 
la conferenza disservizi, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241xquando sia necessario o utile per l’acqui- 
sizione di /intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, 
permessi, ‘litenze, nulla osta, assensi, comunque deno- 
minati. 

4. Iregolamento individua gli eventuali altri compiti 
del (responsabile del procedimento, coordinando con 
essi i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto 
e_dél direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in 
materia di salute e di sicurezza durante la progettazione 
® durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo 
14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. 


5. Il responsabile del procedimento deve possedere 
titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai 
compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi atti- 
nenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tec- 
nico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere 
un dipendente di ruolo. 


6. Il regolamento determina i requisiti di professiona- 
lità richiesti al responsabile del procedimento; per i 
lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per 
i quali il responsabile del procedimento può coincidere 
con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra respon- 
sabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del 
contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità 
all’articolo 119. 


7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni 
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non 
sia compreso nessun soggetto in possesso della speci- 
fica professionalità necessaria per lo svolgimento dei 
compiti propri del responsabile del procedimento, 
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i 
compiti di supporto all’attività del responsabile del pro- 
cedimento possono essere affidati, con le procedure 
previste dal presente codice per l’affidamento di incari- 
chi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze 
di carattere tecnico, economico finanziario, ammini- 
strativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato 
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
professionali. 


8. Il nominativo del responsabile del procedimento è 
indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara 
per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forni- 
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ture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o 
avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare 
un'offerta. 


9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche 
amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai prin- 
cipi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, 
secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui 
affidare i compiti propri del responsabile del procedi- 
mento, limitatamente al rispetto delle norme del pre- 
sente codice alla cui osservanza sono tenuti. 


Art. 11. 
Fasi delle procedure di affidamento 


(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; 
art. 109, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici 
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione 
delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal pre- 
sente codice o dalle norme vigenti. 

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essen- 
ziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. 


3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno 
dei sistemi previsti dal presente codice per l’individua- 
zione dei soggetti offerenti. 


4. Le procedure di affidamento selezionano Ja 
migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal 
presente codice. Al termine della procedura è dichiarata 
l'aggiudicazione provvisoria a favore del migligr)offe- 
rente. 


5. La stazione appaltante, previa verifica»dell’aggiu- 
dicazione provvisoria ai sensi. dell'articolo 12, 
comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva. 

6. Ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato 
nel bando o nell’invito e, in caso.di mancata indica- 
zione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine 
per la sua presentazione. La stazione appaltante può 
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

7. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accet- 
tazione dell’offerta. L'offerta dell’aggiudicatario è irre- 
vocabile fino al termine(Stabilito nel comma 9. 


8. L’aggiudicazione“definitiva diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 


9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e 
fatto salvo l’esercizio del poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle-norme vigenti, la stipulazione del con- 
tratto di appaltò,o di concessione ha luogo entro il ter- 
mine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto 
nel bando-onell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di dif- 
ferimentorespressamente concordata con l’aggiudicata- 
rio. Sella stipulazione del contratto non avviene nel ter- 
mine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, 
comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiu- 
dicatario può, mediante atto notificato alla stazione 
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal 
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contratto. All’aggiudicatario non spetta aleumn inden- 
nizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali docu- 
mentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la conse- 
gna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha 
diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzio- 
ne dei lavori ordinati dal direttore«de>lavori, ivi com- 
prese quelle per opere provvisionalis 


10. Il contratto non può comunque essere stipulato 
prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controin- 
teressati del provvedimentoudi aggiudicazione, ai sensi 
dell’articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare 
urgenza che non consentono all’amministrazione di 
attendere il decorso del’-predetto termine. La deroga di 
cui al periodo precedente non si applica ai contratti 
relativi a infrastrutturèystrategiche e insediamenti pro- 
duttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV. 


11. Il contratto.èssottoposto alla condizione sospen- 
siva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e 
degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori. 

12. L’esecùzione del contratto può avere inizio solo 
dopo che te stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi 
di urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore 
ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condi- 
zioni previste dal regolamento. 


13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico 
nòtarile, o mediante forma pubblica amministrativa a 
cura dell’ufficiale rogante dell'amministrazione aggiu- 
dicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in 
forma elettronica secondo le norme vigenti per cia- 
scuna stazione appaltante. 


Art. 12. 
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento 


(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, 
co. 15, legge n. 109/1994) 


1. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad appro- 
vazione dell'organo competente secondo l’ordinamento 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiu- 
dicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel 
rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, 
decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvi- 
soria da parte dell’organo competente. In mancanza, il 
termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto 
dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuo- 
vamente a decorrere da quando 1 chiarimenti o docu- 
menti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i ter- 
mini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, 
quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende 
approvata. 


2. Il contratto stipulato è soggetto all’eventuale 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordina- 
mento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, 
nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, 
decorrenti dal ricevimento del contratto da parte del- 
l’organo competente. In mancanza, il termine è pari a 
trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di 
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decor- 
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rere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai 
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta 
giorni, il contratto si intende approvato. 


3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è 
sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordina- 
menti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel 
rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, 
decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da 
parte dell’organo di controllo. In mancanza, il termine 
è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, 
per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti 
o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da 
quando i chiarimenti o documenti pervengono all’or- 
gano richiedente. L’organo di controllo si pronuncia 
entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. 
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in 
mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa 
efficace. 


4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano 
controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di 
illeciti penali. 


Art. 13. 
Accesso agli atti e divieti di divulgazione 


(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, 
art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/ 
1999; legge n. 241/1990) 


1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente 
codice, il diritto di accesso agli atti delle proceduré di 
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi 
comprese le candidature e le offerte, è disciplifiato dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 


2. Fatta salva la disciplina previstadal’ presente 
codice per gli appalti segretati o la ‘cuiv esecuzione 
richiede speciali misure di sicurezza, ildiritto di accesso 
è differito: 

a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco 
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla sca- 
denza del termine per la presentazione delle medesime; 


b) nelle procedure ristrette è negoziate, e in ogni 
ipotesi di gara informale, in-rèélazione all’elenco dei sog- 
getti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei 
soggetti che sono stati..invitati a presentare offerte e 
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 
alla scadenza del.termine per la presentazione delle 
offerte medesimejvai soggetti la cui richiesta di invito 
sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei 
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione uffi- 
ciale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi 
dei candidati da invitare; 

c)(in relazione alle offerte, fino all'approvazione 
dell’aggiudicazione. 

3. Gli atti di cui al comma 7, fino ai termini ivi previ- 
sti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qual- 
siasi altro modo noti. 
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4. L'inosservanza del comma 2 e del comma)3 com- 
porta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pub- 
blici servizi l'applicazione dell’articolo 326vdel codice 
penale. 


5. Fatta salva la disciplina prevista’ dal presente 
codice per gli appalti segretati ola cui esecuzione 
richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il 
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in rela- 
zione: 


a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’am- 
bito delle offerte ovvero a-giuùstificazione delle mede- 
sime, che costituiscano,4Asecondo motivata e compro- 
vata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o com- 
merciali; 

b) a eventualixulteriori aspetti riservati delle 
offerte, da individuarsi in sede di regolamento; 

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti 
all’applicazione del presente codice, per la soluzione di 
liti, potenzial/o in atto, relative ai contratti pubblici; 


d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e 
dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 
del soggetto esecutore del contratto. 


6In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) 
e 5), é comunque consentito l’accesso al concorrente 
che lO chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi in relazione alla procedura di affidamento del 
contratto nell’ambito della quale viene formulata la 
richiesta di accesso. 


7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali sog- 
getti alla disciplina della parte III, all’atto della tra- 
smissione delle specifiche tecniche agli operatori eco- 
nomici interessati, della qualificazione e della sele- 
zione degli operatori economici e dell’affidamento dei 
contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requi- 
siti per tutelare la riservatezza delle informazioni che 
trasmettono. 


Art. 14. 
Contratti misti 


(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; 
art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dal- 
l’art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. 
n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004) 


1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per 
oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, ser- 
vizi e forniture; servizi e forniture. 


2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici 
di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di 
lavori, secondo le disposizioni che seguono: 


a) un contratto pubblico avente per oggetto la for- 
nitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa 
in opera e di installazione è considerato un «appalto 
pubblico di forniture»; 


b) un contratto pubblico avente per oggetto pro- 
dotti e servizi di cui all’allegato II è considerato un 
«appalto pubblico di servizi» quando il valore dei ser- 
vizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto; 
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c) un contratto pubblico avente per oggetto dei 
servizi di cui all’allegato II e che preveda attività ai 
sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio rispetto 
all’oggetto principale del contratto è considerato un 
«appalto pubblico di servizi»; 


3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto 
principale del contratto è costituito dai lavori se l’im- 
porto dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta 
per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifi- 
che dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente 
accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costi- 
tuiscano l’oggetto principale del contratto. 


4. L’affidamento di un contratto misto secondo il 
presente articolo non deve avere come conseguenza di 
limitare o escludere l’applicazione delle pertinenti 
norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, 
servizi o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto 
principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere 
la concorrenza. 


Art. 15. 
Qualificazione nei contratti misti 


(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994) 


1. L'operatore economico che concorre alla proce- 
dura di affidamento di un contratto misto, deve posse- 
dere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti 
dal presente codice per ciascuna prestazione di/lavori, 
servizi, forniture prevista dal contratto. 


TirToLO II 


CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO 0 IN PARTE 
DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 


Art. 16. 


Contratti relativi alla prodùzione e al commercio 
di armi, munizioni e materiale bellico 


(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992) 


1. Nel rispetto‘dell’articolo 296 del Trattato che isti- 
tuisce la Comunità europea, sono sottratti all’applica- 
zione del presente codice 1 contratti, nel settore della 
difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, 
munizioni-e materiale bellico, di cui all’elenco delibe- 
rato dal Consiglio della Comunità europea, che siano 
destinati a fini specificamente militari. 


2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche deri- 
vanti da accordi internazionali, o da regolamenti del 
Ministero della difesa. 
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Art. 17. 


Contratti segretati o che esigono 
particolari misure di sicurezza 


(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. £21/ direttiva 2004/ 
17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art-33, legge n. 109/ 
1994; art. 82, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n,15771995; art. 8, d.lgs. 
n. 158/1995; art. 122, d.P.R&n.)170/2005; art. 24, co. 
6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002) 


1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività 
della Banca d’Italia, dellevforze armate o dei corpi di 
polizia per la difesa della-Nazione o per i compiti di isti- 
tuto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla 
parte III, nei casi’inVeui sono richieste misure speciali 
di sicurezza o disegretezza in conformità a disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative vigenti o 
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali 
della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in 
deroga alle“disposizioni relative alla pubblicità delle 
procedure.di affidamento dei contratti pubblici, nel 
rispettodelle previsioni del presente articolo. 


2‘Le)amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con 
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture 
da..Considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 
1bluglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, 
n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con 
speciali misure di sicurezza». 


3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in 
possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente 
codice, dell’abilitazione di sicurezza. 


4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o ese- 
guibili con speciali misure di sicurezza avviene previo 
esperimento di gara informale a cui sono invitati 
almeno cinque operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto 
del contratto e sempre che la negoziazione con più di 
un operatore economico sia compatibile con le esigenze 
di segretezza. 


5. L'operatore economico invitato può richiedere di 
essere autorizzato a presentare offerta quale mandata- 
rio di un raggruppamento temporaneo, del quale deve 
indicare i componenti. La stazione appaltante o l’ente 
aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a 
pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel ter- 
mine equivale a diniego di autorizzazione. 


6. Gli incaricati della progettazione, della direzione 
dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni all’ammi- 
nistrazione, devono essere in possesso dell’abilitazione 
di sicurezza. 


7.1 contratti di cui al presente articolo posti in essere 
da amministrazioni statali sono sottoposti esclusiva- 
mente al controllo successivo della Corte dei conti, la 
quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla corret- 
tezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attività di cui 
al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di 
ciascun anno in una relazione al Parlamento. 
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8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, con decreto del Presidente del Consi- 
glio dei Ministri, su proposta del Comitato intermini- 
steriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa 
intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sen- 
tito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quaran- 
tacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito 
regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente 
articolo, per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e 
opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte 
degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 
24 ottobre 1977, n. 801. 


Art. 18. 
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali 


(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/ 
17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/ 
1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Il presente codice non si applica ai contratti pub- 
blici disciplinati da norme procedurali differenti e 
aggiudicati in base: 

a) ad un accordo internazionale, concluso in con- 
formità del trattato, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi e 
riguardante forniture o lavori destinati alla realizza- 
zione o allo sfruttamento congiunti di un’opera da 
parte degli Stati firmatari o concernente servizi desti- 
nati alla realizzazione comune o alla gestione comune 
di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni 
accordo è comunicato a cura del Ministero deglisaffari 
esteri alla Commissione, che può consultare il éomitato 
consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77 
della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 edi cùi all’ar- 
ticolo 68 della direttiva 2004/17; 


b) ad un accordo internazionale concluso in rela- 
zione alla presenza di truppe di stanza è concernente 
imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo; 


c) alla particolare procedura ‘divun’organizzazione 
internazionale. 


Art, 19. 
Contratti di servizi esclusi 


(artt. 16 e 18, direttiva-2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 
2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. 
n. 158/1995). 


1. Il presente codice non si applica ai contratti pub- 
blici: 

a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, 
quali che-siano le relative modalità finanziarie, di ter- 
reni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguar- 
danti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi 
finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o 
successivamente al contratto di acquisto o di locazione 
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di 
applicazione del presente codice; 
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b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la 
produzione o coproduzione di programmidestinati alla 
trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e 
appalti concernenti il tempo di trasmissione; 


c) concernenti i servizi d’arbitrato e di concilia- 
zione; 

d) concernenti servizi finanziari relativi all’emis- 
sione, all’acquisto, alla vendità. e al trasferimento di 
titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le 
operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale 
delle stazioni appaltanti, nofché 1 servizi forniti dalla 
Banca d’Italia; 


e) concernenti contratti di lavoro; 


f) concernenti*sérvizi di ricerca e sviluppo diversi 
da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente 
alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della 
sua attività, a condizione che la prestazione del servizio 
sia interamefite-retribuita da tale amministrazione. 


2. Il presente codice non si applica agli appalti pub- 
blici diAservizi aggiudicati da un’amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra 
amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione 0 
consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad 
uf diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 
pùbblicate, purché tali disposizioni siano compatibili 
con il trattato. 


Art. 20. 
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B 


(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 
2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, 
d.lgs. n. 158/1995) 


1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i 
servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusi- 
vamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’arti- 
colo 65 (avviso sui risultati della procedura di affida- 
mento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti 
aggiudicati). 

2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A 
sono soggetti alle disposizioni del presente codice. 


Art. 21. 


Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati 
nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B 


(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; 
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. 
n. 158/1995) 


1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati 
nell’allegato II A che servizi elencati nell’allegato II B 
sono aggiudicati conformemente all’articolo che pre- 
cede se il valore dei servizi elencati nell’allegato II B 
sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allega- 
to II A. 
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Art. 22. 
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni 


(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18) 


1. Il presente codice non si applica ai contratti pub- 
blici principalmente finalizzati a permettere alle ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la 
gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la pre- 
stazione al pubblico di uno o più servizi di telecomuni- 
cazioni. 


Art. 23. 


Contratti relativi a servizi al pubblico 
di autotrasporto mediante autobus 


(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17) 


1. Il presente codice non si applica agli appalti delle 
stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servi- 
zio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già 
esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/ 
38/CEE in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della 
stessa. 


Art. 24. 


Appalti aggiudicati a scopo di rivendita 
o di locazione a terzi 


(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; 
art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co, 1, let- 
tera b), d. lgs. n. 158/1995) 


1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiu- 
dicati a scopo di rivendita o di locazione a tèrzi, quando 
la stazione appaltante non gode di alcun dititto speciale 
o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di 
tali appalti e quando altri enti possono liberamente 
venderlo o darlo in locazione alle stesse/condizioni. 


2. Le stazioni appaltanti comunieano alla Commis- 
sione, su sua richiesta, tutte le/categorie di prodotti o 
attività che considerano escluseNin virtù del comma 1, 
entro il termine stabilito dalla*Gommissione medesima. 
Nelle comunicazioni poss6no indicare quali informa- 
zioni hanno carattere commètciale sensibile. 


Art. 25. 


Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la forni- 
tura di energia odi combustibili destinati alla produ- 
zione di energia. 


(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; 
art.8f&co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995) 


1. Il presente codice non si applica: 


a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudi- 
cati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudica- 
tori che esercitano le attività di cui all’articolo 209, 
comma 1 (acqua); 
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b) agli appalti per la fornitura di energia.0 di com- 
bustibili destinati alla produzione di energia>se aggiu- 
dicati da amministrazioni aggiudicatrici /@xehti aggiudi- 
catori che esercitano un'attività di cukai)commi 1 e 3 
dell’articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e 
all’articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, 
gas, carbone e altri combustibili solidi). 


Art. 26. 
Contratti di sponsorizzazione 


(art. 2, co. 6, legge n.‘109/1994; art. 43, legge n. 449/ 
1997; art. 119, d.lgs.m. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/ 
2004) 


1. Ai contratti.di sponsorizzazione e ai contratti a 
questi assimilabili, di cui siano parte un’amministra- 
zione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno 
sponsor ehe“non sia un’amministrazione aggiudicatrice 
o altro énte aggiudicatore, aventi ad oggetto 1 lavori di 
cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e 
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate 
di/beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i ser- 
vizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate 
dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forni- 
ture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello 
sponsor, si applicano 1 principi del Trattato per la scelta 
dello sponsor nonché le disposizioni in materia di 
requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del 
contratto. 


2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente 
aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei 
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni oppor- 
tune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione 
ed esecuzione del contratto. 


Art. 27. 


Principi relativi ai contratti esclusi 


1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad 
oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in 
parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzia- 
lità, parità di trattamento, trasparenza, proporziona- 
lità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad 
almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’og- 
getto del contratto. 


2. Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4. 


3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è 
ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, 
le relative condizioni di ammissibilità. Se le ammini- 
strazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si 
applica l’articolo 118. 
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PARTE II 


CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI 


TITOLO I 
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA 
Art. 28. 


Importi delle soglie dei contratti pubblici 
di rilevanza comunitaria 


(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE 
n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005) 


1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forni- 
ture del Ministero della difesa dall’articolo 196, per i 
contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore sti- 
mato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è 
pari o superiore alle soglie seguenti: 


a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forni- 
ture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), 
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che 
sono autorità governative centrali indicate nell’allega- 
to IV; 

b) 211.000 euro, 


b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi 
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle 
indicate nell’allegato IV; 

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati 
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per 
oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, ser? 
vizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allega- 
to II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri 
di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi/elencati 
nell’allegato II B; 


c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e 
per le concessioni di lavori pubblici. 


Art. 29. 


Metodi di calcolo 
del valore stimato dei contratti pubblici 


(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18;/artY 17, direttiva 2004/ 
17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992xyart. 4, d.lgs. n. 157/ 
1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Il calcolo del valore stîmato degli appalti pubblici e 
delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato 
sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato 
dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto 
dell’importo massimo=stimato, ivi compresa qualsiasi 
forma di opzione/@rinnovo del contratto. 

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o 
pagamenti per Y candidati o gli offerenti, ne tengono 
conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. 

3. La stima deve essere valida al momento dell’invio 
del bando )di gara, quale previsto all’articolo 66, 
comma 1,)0, nei casi in cui siffatto bando non è richie- 
sto, al Momento in cui la stazione appaltante avvia la 
procedura di affidamento del contratto. 

4. Nessun progetto d’opera né alcun progetto di 
acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di for- 
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niture o di servizi può essere frazionato al fihe di esclu- 
derlo dall’osservanza delle norme che troverebbero 
applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. 


5. Per gli appalti pubblici di lavorie\per le conces- 
sioni di lavori pubblici il calcolo del’ valore stimato 
tiene conto dell’importo dei lavofi-stessi nonché del 
valore complessivo stimato delle (forniture e dei servizi 
necessari all’esecuzione dei lavori, Messe a disposizione 
dell’imprenditore da parte delle/stazioni appaltanti. 


6. Il valore delle fornituré‘o, dei servizi non necessari 
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non 
può essere aggiunto al valofe dell’appalto di lavori in 
modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi 
dall’applicazione dell&disposizioni specifiche contenute 
nel presente codice: 


7. Per i contratti*relativi a lavori, opere, servizi: 


a) quando ‘un’opera prevista o un progetto di 
acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudi- 
cati contempòraneamente per lotti distinti, è compu- 
tato il valorèrcomplessivo stimato della totalità di tali 
lotti; 


b)\quando il valore cumulato dei lotti è pari o 
supériore alle soglie di cui all’articolo 28, le norme det- 
taté per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano 
all’aggiudicazione di ciascun lotto; 


c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare 
a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al 
netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o 
a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumu- 
lato di tali lotti non superi il 20% del valore comples- 
sivo di tutti i lotti. 


8. Per gli appalti di forniture: 


a) quando un progetto volto ad ottenere forniture 
omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati con- 
temporaneamente per lotti separati, per l’applicazione 
delle soglie previste per i contratti di rilevanza comuni- 
taria sl tiene conto del valore stimato della totalità di 
tali lotti; 


b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o 
superiore alle soglie di cui all’articolo 28, le norme det- 
tate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano 
all’aggiudicazione di ciascun lotto; 


c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare 
a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al 
netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il 
valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore 
complessivo della totalità dei lotti. 


9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per 
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acqui- 
sto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come 
base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il 
seguente: 


a) se trattasi di appalto pubblico di durata deter- 
minata pari o inferiore a dodici mesi, il valore comples- 
sivo stimato per la durata dell’appalto o, se la durata 
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi com- 
preso l’importo stimato del valore residuo; 


— 18 


2-5-2006 


b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeter- 
minata o che non può essere definita, il valore mensile 
moltiplicato per quarantotto. 


10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi pre- 
sentano carattere di regolarità o sono destinati ad 
essere rinnovati entro un determinato periodo, è 
assunto come base per il calcolo del valore stimato del- 
l’appalto: 


a) il valore reale complessivo dei contratti analo- 
ghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi 
precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se 
possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in ter- 
mini di quantità o di valore che potrebbero sopravve- 
nire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
oppure 


b) il valore stimato complessivo dei contratti suc- 
cessivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla 
prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è 
superiore a dodici mesi. 


11. La scelta del metodo per il calcolo del valore 
stimato di un appalto pubblico non può essere fatta 
con l’intenzione di escluderlo dal campo di applica- 
zione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza 
comunitaria. 


12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assu- 
mere come base di calcolo del valore stimato dell’ap- 
palto è, a seconda dei casi, il seguente: 


a) per i tipi di servizi seguenti: 


a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre 
forme di remunerazione; 


a.2) servizi bancari e altri servizi finafziari: gli 
onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di 
remunerazione; 


a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli ono- 
rari, le commissioni da pagare e altre-fotme di remune- 
razione; 


b) per gli appalti di servizi%Che non fissano un 
prezzo complessivo: 


b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari 
o inferiore a quarantotto mesi 11 valore complessivo sti- 
mato per l’intera loro duràta; 


b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o 
superiore a quarantottomesi, il valore mensile moltipli- 
cato per quarantotto) 


13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di 
acquisizione, il valore da prendere in considerazione è 
il valore massimo stimato al netto dell'IVA del com- 
plesso degli. appalti previsti durante l’intera durata 
degli accordxquadro o del sistema dinamico di acquisi- 
zione. 


14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto 
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi 
e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. 
Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di 
posa e di installazione. 
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Art. 30. 
Concessione di servizi 


(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3; co. 8 
legge n. 415/1998) 


1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le 
disposizioni del codice non si applicano alle concessioni 
di servizi. 

2. Nella concessione di servizivta controprestazione a 
favore del concessionario ‘eonsiste unicamente nel 
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economi- 
camente il servizio. Il so&getto concedente stabilisce in 
sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario 
venga imposto di praticare nei confronti degli utenti 
prezzi inferiori a qhelli corrispondenti alla somma del 
costo del serviziofe' dell’ordinario utile di impresa, 
ovvero qualora sia necessario assicurare al concessio- 
nario il perseguimento dell’equilibrio economico-finan- 
ziario degli investimenti e della connessa gestione in 
relazione alla Qualità del servizio da prestare. 


3. La/&scelta del concessionario deve avvenire nel 
rispetto,dei principi desumibili dal Trattato e dei prin- 
cipi generali relativi ai contratti pubblici e, in partico- 
lare$ dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo rico- 
noscimento, proporzionalità, previa gara informale a 
cùi sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussi- 
stono in tale numero soggetti qualificati in relazione 
all’oggetto della concessione, e con predeterminazione 
dei criteri selettivi. 


4. Sono fatte salve discipline specifiche che preve- 
dono forme più ampie di tutela della concorrenza. 


5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’or- 
dinamento comunitario le discipline specifiche che pre- 
vedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’af- 
fidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta 
amministrazioni aggiudicatrici. 

6. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad 
un soggetto che non è un’amministrazione aggiudica- 
trice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività 
di servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che, 
per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell’ambito 
di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di 
non discriminazione in base alla nazionalità. 

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si 
applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, 
comma 7. 


Art. 31. 


Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, 
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area 
geografica. 

(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18) 


1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 
(Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiu- 
dicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si 
applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del 
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 
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postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni 
appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui 
agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività. 


Art. 32. 


Amministrazioni aggiudicatrici 
e altri soggetti aggiudicatori 


(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; 
art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. 
n. 157/1995) 


1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il 
comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle 
della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai 
seguenti contratti, di importo pari o superiore alle 
soglie di cui all’articolo 28: 


a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle ammini- 
strazioni aggiudicatrici; 

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessio- 
nari di lavori pubblici che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall’articolo 142; 

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società 
con capitale pubblico, anche non maggioritario, che 
non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad 
oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o 
opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non desti- 
nati ad essere collocati sul mercato in regime di libera 
concorrenza, ivi comprese le società di cui agli arti- 
coli 113, 113-bîs, 115 e 116 del decreto legislativo 18 ago- 
sto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordina- 
mento degli enti locali; 

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cupalFalle- 
gato I, nonché lavori di edilizia relativi ad.Ospédali, 
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libèro, edifici 
scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pub- 
bliche amministrative, di importo superiore a un 
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da 
parte dei soggetti di cui alla lettera a) un contributo 
diretto e specifico, in conto interessi ir conto capitale 
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei 
lavori; 

e) appalti di servizi, affidatv da soggetti privati, 
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto 
dell’i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché 
tali appalti sono connessi‘ad,un appalto di lavori di cui 
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia pre- 
visto, da parte dei soggetti di cui alla lettera 4), un con- 
tributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto 
capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’im- 
porto dei servizi; 

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di ser- 
vizi, quando. es$i sono strettamente strumentali alla 
gestione deleservizio e le opere pubbliche diventano di 
proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice; 

g) Aàvori pubblici da realizzarsi da parte dei sog- 
getti privati, titolari di permesso di costruire, che assu- 
mono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbaniz- 
zazione a scomputo totale o parziale del contribuito 
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’arti- 
colo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repub- 
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blica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28xComma 5 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’ammimistrazione 
che rilascia il permesso di costruire può-prèvedere che, 
in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizza- 
zione, il titolare del permesso di costrùire assuma la 
veste di promotore, presentando alPamministrazione 
medesima, entro novanta giorni -dalrilascio del per- 
messo di costruire, la progettazione preliminare delle 
opere. All’esito della gara bandita, ed effettuata dal pro- 
motore sulla base della progettazione presentata, il pro- 
motore può esercitare, purché/espressamente previsto 
nel bando di gara, diritto\dî prelazione nei confronti 
dell’aggiudicatario, entro\quindici giorni dalla aggiudi- 
cazione, corrispondendo )all’aggiudicatario il 3% del 
valore dell’appalto aggiudicato; 


h) lavori, setvizi forniture affidati dagli enti aggiu- 
dicatori di cui all’articolo 207, qualora, ai sensi dell’ar- 
ticolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni 
della parte Il\anziché quelle della parte III del presente 
codice. 


2. Aisoggetti di cui al comma |, lettere d), e), f), g) 
non/si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, 
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione 
dél ‘contratto si applicano solo le norme che discipli- 
nano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lette- 
tec) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 
90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecu- 
zione del contratto si applicano solo le norme che disci- 
plinano il collaudo. 


3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono 
tenute ad applicare le disposizioni del presente codice 
limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o 
alla gestione del servizio per i quali sono state specifica- 
mente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 


1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto 
di procedure di evidenza pubblica; 


2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione 
previsti dal presente codice in relazione alla prestazione 
per cui la società è stata costituita; 


3) la società provvede in via diretta alla realizza- 
zione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 
70% del relativo importo. 


4. Il provvedimento che concede il contributo di cui 
alle lettere 4) ed e) del comma 1 deve porre come con- 
dizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, 
delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto 
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovven- 
zioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere ero- 
gato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, 
previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la 
procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del pre- 
sente codice. Il mancato rispetto del presente codice 
costituisce causa di decadenza dal contributo. 
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Art. 33. 


Appalti pubblici e accordi quadro 
stipulati da centrali di committenza 


(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; 
art. 19. co. 3, legge n. 109/1994) 


1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori pos- 
sono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso 
a centrali di committenza, anche associandosi o consor- 
ziandosi. 


2. Le centrali di committenza sono tenute all’osser- 
vanza del presente codice. 

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di 
cui all’articolo 32, comma 1, lettere 5), c), f), non pos- 
sono affidare a soggetti pubblici o privati l’espleta- 
mento delle funzioni e delle attività di stazione appal- 
tante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni 
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione 
appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infra- 
strutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni pro- 
vinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede 
altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le 
attività espletate, nonché a centrali di committenza. 


Capo II 


REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE 
DI AFFIDAMENTO 


Art. 34. 
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici 


(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 
2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 “dgs. 
n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art.23,/.1gs. 
n. 158/1995) 


1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affi- 
damento dei contratti pubblici i seguenti.soggetti, salvo 
1 limiti espressamente indicati: 

a) gli imprenditori individuali, ‘anche artigiani, le 
società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società coopefative di produzione 
e lavoro costituiti a norma della légge 25 giugno 1909, 
n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 


c) i consorzi stabili,‘costituiti anche in forma di 
società consortili ai sènsi dell’articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche arti- 
giani, società commerciali, società cooperative di pro- 
duzione e lavoro, sècondo le disposizioni di cui all’ar- 
ticolo 36; 


d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, 
costituiti dax soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, primay della presentazione dell’offerta, abbiano 
conferito mandato collettivo speciale con rappresen- 
tanza ad\uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprimé l’offerta in nome e per conto proprio e dei man- 
danti; st'applicano al riguardo le disposizioni dell’arti- 
colo 37; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’arti- 
colo 2602 del codice civile, costituiti tra 1 soggetti di 
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cui alle lettere a), 5) e c) del presente comma) anche 
in forma di società ai sensi dell’articolo-2615-ter del 
codice civile; si applicano al riguardo le, disposizioni 
dell’articolo 37; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si appli- 
cano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37. 


2. Non possono partecipare %allà medesima gara con- 
correnti che si trovino fra di4loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo,2359 del codice civile. Le 
stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i con- 
correnti per i quali accettano che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 


Art. 35. 
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare 
(art. 11, legge n. 109/1994) 


1.I reQuisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’am- 
missione alle procedure di affidamento dei soggetti di 
cui all’àrticolo 34, comma 1, lettere 5) e c), devono 
essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo 
quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli 
felativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
d'opera, nonché all’organico medio annuo, che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 


Art. 36. 
Consorzi stabili 
(art. 12, legge n. 109/1994) 


1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in pos- 
sesso, a norma dell’articolo 35, dei requisiti previsti dal- 
l’articolo 40, formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi organi delibe- 
rativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forni- 
ture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque 
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla 
facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche 
tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la 
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del sog- 
getto appaltante o concedente; stabilisce inoltre 1 criteri 
di attribuzione ai consorziati del requisiti economico- 
finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del 
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché 
ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costitu- 
zione. 


3. Il regolamento detta le norme per l’applicazione 
del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai par- 
tecipanti ai consorzi medesimi. 

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compati- 
bili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro 
quinto del codice civile, nonché l’articolo 118. 
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5. E vietata la partecipazione alla medesima proce- 
dura di affidamento del consorzio stabile e dei consor- 
ziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. E vietata la partecipa- 
zione a più di un consorzio stabile. 


6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile 
alle gare per l’affidamento di lavori, la somma delle 
cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa 
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una 
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari 
al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel 
secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al 
compimento del quinquennio. 


7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle 
qualificazioni possedute dalle singole imprese con- 
sorziate. La qualificazione è acquisita con riferi- 
mento ad una determinata categoria di opere gene- 
rali o specialistiche per la classifica corrispondente 
alla somma di quelle possedute dalle imprese consor- 
ziate. Per la qualificazione alla classifica di importo 
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una 
tra le imprese consorziate già possieda tale qualifica- 
zione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne 
siano almeno una con qualificazione per classifica 
VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero 
che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno 
tre con qualificazione per classifica VI. Per la quali- 
ficazione per prestazioni di progettazione e costru- 
zione, nonché per la fruizione dei meccanismi pre- 
miali di cui all’articolo 40, comma 7, è in ogni caso 
sufficiente che 1 corrispondenti requisiti siano posse- 
duti da almeno una delle imprese consorziateNQua- 
lora la somma delle classifiche delle impreseaconsor- 
ziate non coincida con una delle classifiché.di’cui al 
regolamento, la qualificazione è acquisitasnella clas- 
sifica immediatamente inferiore o in quella immedia- 
tamente superiore alla somma delle classifiche posse- 
dute dalle imprese consorziate, a seconda che tale 
somma si collochi rispettivamente al ‘di sotto, ovvero 
al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra 
le due classifiche. 


Art. 37. 


Raggruppamenti,temporanei 
e consorzi ordinari di concorrenti 


(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; 
art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/ 
1995; art. 19, commi.3 e 4, legge n. 55/1990) 


1. Nel caso di lavori, per raggruppamento tempora- 
neo di tipo verticale si intende una riunione di concor- 
renti nell’ambitò della quale uno di essi realizza 1 lavori 
della categoria prevalente; per lavori scorporabili si 
intendonolavori non appartenenti alla categoria preva- 
lente e così)definiti nel bando di gara, assumibili da 
uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzon- 
tale si INtende una riunione di concorrenti finalizzata a 
realizzare i lavori della stessa categoria. 


2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppa- 
mento di tipo verticale si intende un raggruppamento 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 100 


di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni 
di servizi o di forniture indicati come principali anche 
in termini economici, i mandanti quelle4indicate come 
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in 
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo 
di prestazione; le stazioni appaltafiti indicano nel 
bando di gara la prestazione principàle e quelle secon- 
darie. 


3. Nel caso di lavori, i raggrappamenti temporanei e i 
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli 
imprenditori partecipantival., raggruppamento ovvero 
gli imprenditori consorziati\abbiano i requisiti indicati 
nel regolamento. 


4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono 
essere specificate le“parti del servizio o della fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 


5. L’offerta-dei concorrenti raggruppati o dei consor- 
ziati determina la loro responsabilità solidale nei con- 
fronti della‘stazione appaltante, nonché nei confronti 
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di 
lavorisèorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per 
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità 
è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva 
competenza, ferma restando la responsabilità solidale 
delrmandatario. 


6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti tempora- 
nei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sem- 
pre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal 
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per 
il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun man- 
dante deve possedere i requisiti previsti per l’importo 
della categoria dei lavori che intende assumere e nella 
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori 
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle cate- 
gorie scorporate possono essere assunti anche da 
imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di 
tipo orizzontale. 


7. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo 0 con- 
sorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia par- 
tecipato alla gara medesima in raggruppamento o con- 
sorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’ar- 
ticolo 34, comma 1, lettere 5) e c), sono tenuti ad indi- 
care, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato. 


8. E consentita la presentazione di offerte da parte 
dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) 
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’of- 
ferta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti tem- 
poranei o i consorzi ordinari di concorrenti e conte- 
nere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato col- 
lettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
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da indicare in sede di offerta e qualificata come man- 
datario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 


9. E vietata l’associazione in partecipazione. Salvo 
quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 
sede di offerta. 


10. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente 
comma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o 
la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concor- 
renti riuniti in associazione o consorzio ordinario di 
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure 
di affidamento relative al medesimo appalto. 


11. Qualora nell’oggetto dell'appalto o della conces- 
sione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, 
opere per le quali sono necessari lavori o componenti 
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante com- 
plessità tecnica, quali strutture, impianti e opere spe- 
ciali, e qualora una o più di tali opere superi altresi in 
valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, 
esse non possono essere affidate in subappalto e sono 
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali 
casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le 
predette componenti sono tenuti a costituire, al sensi 
del presente articolo, raggruppamenti temporanei di 
tipo verticale, disciplinate dal regolamento che defini- 
sce altresì l’elenco delle opere di cui al presente 
comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, 
che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, 
ove consentito, non può essere artificiosamente‘suddi- 
viso in più contratti. 


12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l’opera- 
tore economico invitato individualmente harla facoltà 
di presentare offerta o di trattare per sé oquale manda- 
tario di operatori riuniti. 


13. I concorrenti riuniti in raggruppamento tempora- 
neo devono eseguire le prestazioni “nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggrup- 
pamento. 


14. Ai fini della costituzione”del raggruppamento 
temporaneo, gli operatori ecofîtomici devono conferire, 
con un unico atto, mandate, collettivo speciale con rap- 
presentanza ad uno di esse, detto mandatario. 


15. Il mandato deve..risultare da scrittura privata 
autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. 
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per 
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 
appaltante. 


16. Al mafidatario spetta la rappresentanza esclusiva, 
anche processuale, dei mandanti nei confronti della sta- 
zione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il 
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni 
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far 
valere direttamente le responsabilità facenti capo ai 
mandanti. 
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17. Il rapporto di mandato non determina/di per sé 
organizzazione o associazione degli operatori econo- 
mici riuniti, ognuno dei quali conserva laxpropria auto- 
nomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 
degli oneri sociali. 


18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, 
qualora si tratti di imprenditoré individuale, in caso 
di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo, la stazione appaltante può proseguire il 
rapporto di appalto con altro operatore economico 
che sia costituito mandatariò nei modi previsti dal 
presente codice purché abbia i requisiti di qualifica- 
zione adeguati ai lavofi 0 servizi o forniture ancora 
da eseguire; non sussistendo tali condizioni la sta- 
zione appaltante può-recedere dall’appalto. 


19. In caso di/fallimento di uno dei mandanti 
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, 
in caso di mortè; interdizione, inabilitazione o falli- 
mento del medesimo, il mandatario, ove non indichi 
altro operatore economico subentrante che sia in pos- 
sesso dei-prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 
esecuziònéy direttamente o a mezzo degli altri man- 
dantispurché questi abbiano i requisiti di qualifica- 
zione\adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora 
da'eseguire. 


Art. 38. 
Requisiti di ordine generale 


(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; 
art. 17, d.P.R. n. 34/2000) 


1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere affidatari di 
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti: 


a) che si trovano in stato di fallimento, di liquida- 
zione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiara- 
zione di una di tali situazioni; 


b) nei cui confronti è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa indi- 
viduale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappre- 
sentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 
di società; 


c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’arti- 
colo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
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in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudi- 
cato, per uno o più reati di partecipazione a un’organiz- 
zazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, para- 
grafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tec- 
nico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penal- 
mente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applica- 
zione dell’articolo 178 del codice penale e dell’arti- 
colo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 


d) che hanno violato il divieto di intestazione fidu- 
ciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 


e) che hanno commesso gravi infrazioni debita- 
mente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 


f) che, secondo motivata valutazione della stà- 
zione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate»dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che«h'anno 
commesso un errore grave nell’esercizio dellaVoro atti- 
vità professionale, accertato con qualsiasitmezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 


g) che hanno commesso violazioni, definitiva- 
mente accertate, rispetto agli obblighielativi al paga- 
mento delle imposte e tasse, secondo ta-Alegislazione ita- 
liana o quella dello Stato in cui sone.stabiliti; 


h) che nell’anno antecedentà&àla data di pubblica- 
zione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio; 


i) che hanno commesso violazioni gravi, definiti- 
vamente accertate, allenorme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione ita- 
liana o dello Statgxin Cui sono stabiliti; 


1) che non preséntino la certificazione di cui all’ar- 
ticolo 17 della\lèegge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto delcomma 2; 


m) neléui confronti è stata applicata la sanzione 
interdittiva )di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione”che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 


2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in confor- 
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mità alle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in-eui indica 
anche le eventuali condanne per le qualisabbia benefi- 
ciato della non menzione. 


3. Ai fini degli accertamenti relativi’ alle cause di 
esclusione di cui al presente articolo, si applica l’arti- 
colo 43 del decreto del Presidente) della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, 
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 210, Yconvertito dalla legge 
22 novembre 2002, n.266 e di cui all’articolo 3, 
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 
e successive modificazioni e integrazioni. In sede di 
verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le sta- 
zioni appaltanti ehiedono al competente ufficio del 
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai 
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui 
all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui 
all’articolo*»33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 
del 2002 


4. A»vfini degli accertamenti relativi alle cause di 
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di 
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni 
appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai con- 
correnti di fornire i necessari documenti probatori, e 
possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità 
competenti. 


5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da 
altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova suffi- 
ciente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati 
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio 
o a un organismo professionale qualificato a riceverla 
del Paese di origine o di provenienza. 


Art. 39. 
Requisiti di idoneità professionale 


(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; 
art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 


1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di 
altro Stato membro residenti in Italia, possono essere 
invitati a provare la loro iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricol- 
tura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 
Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3. 


2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro 
non residente in Italia, può essergli richiesto di pro- 
vare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XI A per gli appalti 
pubblici di lavori, all’allegato XI B per gli appalti pub- 
blici di forniture e all’allegato XI C per gli appalti 
pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito. 
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3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non 
figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rila- 
sciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui sono residenti. 


4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizi, se 1 candidati o gli offerenti devono 
essere in possesso di una particolare autorizzazione 
ovvero appartenere a una particolare organizzazione 
per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio 
in questione, la stazione appaltante può chiedere loro 
di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’ap- 
partenenza all’organizzazione di cui trattasi. 


Art. 40. 
Qualificazione per eseguire lavori pubblici 


(artt. 47-49, direttiva 2004/18; 
artt. 8 e 9, legge n. 109/1994) 


1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pub- 
blici devono essere qualificati e improntare la loro atti- 
vità ai principi della qualità, della professionalità e 
della correttezza. Allo stesso fine 1 prodotti, i processi, 
i servizi e 1 sistemi di qualità aziendali impiegati dai 
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai 
sensi della normativa vigente. 


2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene 
disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti 
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, Adi 
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rap- 
porto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi. 


3. Il sistema di qualificazione è attuato daorganismi 
di diritto privato di attestazione, appositamente auto- 
rizzati dall’Autorità, sentita un’apposita@ommissione 
consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle 
spese di finanziamento della commissione’consultiva si 
provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti 
delle risorse disponibili. L’attività di attestazione è eser- 
citata nel rispetto del principio di \ifidipendenza di giu- 
dizio, garantendo l’assenza di ‘qualunque interesse 
commerciale o finanziario che pòssa determinare com- 
portamenti non imparziali ovdiscriminatori. Agli orga- 
nismi di attestazione è demandato il compito di atte- 
stare l’esistenza nei soggetti qualificati di: 


a) certificazione di.sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla 
vigente normativas@razionale, rilasciata da soggetti 
accreditati ai sensixdelle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CETENISO/IEC 17000; 


b) requisiti)di ordine generale nonché tecnico- 
organizzativî) ed economico-finanziari conformi alle 
disposizioni, Comunitarie in materia di qualificazione. 
Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certifi- 
cati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici 
da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di atte- 
stazione acquisiscono detti certificati unicamente dal- 
l'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle sta- 
zioni appaltanti. 
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4. Il regolamento definisce in particolare; 


a) il numero e le modalità di nominà-dei compo- 
nenti la commissione consultiva di cui al tomma 3, che 
deve essere composta da rappresentariti delle ammini- 
strazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, della Conferenza dei présidenti delle regioni 
e delle province autonome, (delle organizzazioni 
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazio- 
nali di lavoro di settore e deglisorganismi di rappresen- 
tanza dei lavoratori interessati; 


b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di 
eventuale revoca nei corfirohti degli organismi di atte- 
stazione, nonché i reQuisiti soggettivi, organizzativi, 
finanziari e tecnici chè predetti organismi devono pos- 
sedere; 


c) le modalità, di attestazione dell’esistenza nei 
soggetti qualificati della certificazione del sistema di 
qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di 
cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per 
l’eventuale%verifica annuale dei predetti requisiti relati- 
vamenteai dati di bilancio; 


dj.4 yrequisiti di ordine generale in conformità 
all’afticolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed eco- 
nomico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le 
relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia 
deavori. Vanno definiti, tra 1 suddetti requisiti, anche 
quelli relativi alla regolarità contributiva e contrat- 
tuale, ivi compresi 1 versamenti alle casse edili. Tra i 
requisiti di capacità tecnica e professionale il regola- 
mento comprende, nei casi appropriati, le misure di 
gestione ambientale; 


e) icriteri per la determinazione delle tariffe appli- 
cabili all’attività di qualificazione; 

f) le modalità di verifica della qualificazione; la 
durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque 
anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento 
dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di 
capacità strutturale da indicare nel regolamento; la 
verifica di mantenimento sarà tariffata proporzional- 
mente alla tariffa di attestazione in misura non supe- 
riore ai tre quinti della stessa; 


g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdit- 
tive, fino alla revoca dell’autorizzazione, per le irregola- 
rità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA 
nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di 
proporzionalità e nel rispetto del principio del contrad- 
dittorio; 

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei 
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui 
al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati 
presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il 
tramite dell’Osservatorio. 


5. E vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l’uti- 
lizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui 
all’articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura 
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 


6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti eco- 
nomico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono 
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possedere i candidati ad una concessione di lavori pub- 
blici che non intendano eseguire 1 lavori con la propria 
organizzazione di impresa. 

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ 
IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità con- 
forme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufrui- 
scono del beneficio che la cauzione e la garanzia 
fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e 
dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese 
certificate, del 50 per cento. 


8. Il regolamento stabilisce quali requisiti econo- 
mico-finanziari e tecnico-organizzativi devono posse- 
dere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici 
di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la neces- 
sità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’articolo 38. 


9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indi- 
care espressamente le referenze che hanno permesso il 
rilascio dell’attestazione e i dati da esse risultanti non 
possono essere contestati immotivatamente. 


Art. 4l. 


Capacità economica e finanziaria 
dei fornitori e dei prestatori di servizi 


(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; 
art. 13, d.lgs. n. 358/1995) 


1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostra- 
zione della capacità finanziaria ed economica )delle 
imprese concorrenti può essere fornita mediant@&uno 0 
più dei seguenti documenti: 

a) idonee dichiarazioni bancarie; 

b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; 

c) dichiarazione concernente ilfatturato globale 
d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel 
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi. 


2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i 
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, 
nonché gli altri eventuali che\ritengono di richiedere. I 
documenti di cui al commAl, lettera 5), non possono 
essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture sta- 
biliti in Stati membri «ehe non prevedono la pubblica- 
zione del bilancio. 


3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati 
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione 
o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare 
le referenze richieste, può provare la propria capacità 
economica esfinanziaria mediante qualsiasi altro docu- 
mento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti pre- 
visto nelle lettere 5) e c) mediante dichiarazione sotto- 
scritta in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 
al concorrente aggiudicatario è richiesta la documenta- 
zione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 
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sede di gara. Il requisito di cui al comma 1,Aettèra a) è 
comprovato con dichiarazione di almeno.due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° set- 
tembre 1993 n. 385. 


Art. 42. 


Capacità tecnica e professionale 
dei fornitori e dei prestatori di servizi 


(art. 48, direttiva 2004/18; art.M4, d.lgs. n. 158/1995; 
art. 14, d.lgs. nix358/1995) 


1. Negli appalti di servizi è forniture la dimostrazione 
delle capacità tecniche dei’ concorrenti può essere for- 
nita in uno o più dei. seguenti modi, a seconda della 
natura, della quantità-o’dell’importanza e dell’uso delle 
forniture o dei servizi? 


a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o 
delle principali fofniture prestati negli ultimi tre anni 
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destina- 
tari, pubblici © privati, dei servizi o forniture stessi; se 
trattasi di servizi e forniture prestati a favore di ammi- 
nistrazioniso enti pubblici, esse sono provate da certifi- 
cati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a pri- 
vati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichia- 
rata\da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, 
facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 


c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da 
consentire una loro precisa individuazione e rintraccia- 
bilità, delle misure adottate dal fornitore o dal presta- 
tore del servizio per garantire la qualità, nonché degli 
strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; 


d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante 
o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per 
incarico della stazione appaltante, da un organismo 
ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il con- 
corrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i 
prodotti da fornire o il servizio da prestare siano com- 
plessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno 
scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di 
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del 
concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo 
per il controllo della qualità; 


e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei 
prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concor- 
rente e, in particolare, dei soggetti concretamente 
responsabili della prestazione di servizi; 

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unica- 
mente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, 
delle misure di gestione ambientale che l’operatore 
potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; 

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero 
medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero 
di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indi- 
cante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento 
tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per ese- 
guire l’appalto; 
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i) indicazione della quota di appalto che il concor- 
rente intenda, eventualmente, subappaltare; 


I) nel caso di forniture, produzione di campioni, 
descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui auten- 
ticità sia certificata a richiesta della stazione appal- 
tante; 

m) nel caso di forniture, produzione di certificato 
rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità dei beni con riferimento a deter- 
minati requisiti o norme. 

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o 
nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e 
requisiti devono essere presentati o dimostrati. 


3. Le informazioni richieste non possono eccedere 
l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comun- 
que, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti 
tecnici e commerciali. 


4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente arti- 
colo possono essere provati in sede di gara mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposi- 
zione del decreto del Presidente della Repubblica del 
28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario 
è richiesta la documentazione probatoria, a conferma 
di quanto dichiarato in sede di gara. 


Art. 43. 
Norme di garanzia della qualità 
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) 


1. Qualora richiedano la presentazione di certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestarèl’ot- 
temperanza dell’operatore economico a detèrminate 
norme in materia di garanzia della qualità,(lexstazioni 
appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione 
della qualità basati sulle serie di norme-europee in 
materia e certificati da organismi conformi alle serie 
delle norme europee relative alla certificazione. Le sta- 
zioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti 
rilasciati da organismi stabiliti in_altri Stati membri. 
Esse ammettono parimenti altre _pfove relative all’im- 
piego di misure equivalenti dingaranzia della qualità 
prodotte dagli operatori economici. 


AttM44, 
Norme di gestione ambientale 
(art. 50, direttiva 2004/18) 


1. Qualora, per@li appalti di lavori e di servizi, e uni- 
camente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti 
chiedano l’indigazione delle misure di gestione ambien- 
tale che l’opetatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione Vel contratto, e allo scopo richiedano la 
presentazione di certificati rilasciati da organismi indi- 
pendenti ‘per attestare il rispetto da parte dell’operatore 
economico di determinate norme di gestione ambien- 
tale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione 
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o 
internazionali certificate da organismi conformi alla 
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legislazione comunitaria o alle norme europeé o inter- 
nazionali relative alla certificazione. Le stazioni appal- 
tanti riconoscono i certificati equivalefti Vin materia 
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. 
Esse accettano parimenti altre prove relative a misure 
equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte 
dagli operatori economici. 


Art. 45, 
Elenchi ufficiali di fornitori ò prestatori di servizi 


(art. 52, direttiva 2004/18\art. 17, d.lgs. n. 157/1995; 
art. 18, d.lgs. n. 358/4992; art. 11, legge n. 128/1998) 


1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di presta- 
tori di servizi o di fornitori possono presentare alla sta- 
zione appaltante«per ogni appalto, un certificato d’i- 
scrizione indicante, le referenze che hanno permesso l’i- 
scrizione stessa &la relativa classificazione. 


2. L’iscriziohe di un prestatore di servizi o di un for- 
nitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata 
dall’Autgrità) ovvero, per gli operatori degli altri Stati 
membri certificata da parte dell’autorità o dell’organi- 
smo ,dikcertificazione dello Stato dove sono stabiliti, 
costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione 
d’idoneità alla prestazione, corrispondente alla classifi- 
cazione del concorrente iscritto, limitatamente a 
quanto previsto: dall’articolo 38, comma 1, lette- 
re a), c), f), secondo periodo; dall’articolo 39; dall’ar- 
ticolo 41, comma 1, lettere 5) e c); dall’articolo 42, 
comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai ser- 
vizi, dall’articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i): 
limitatamente alle forniture, dall’articolo 42, comma 1, 
lettere /), m). 


3. I dati risultanti dall’iscrizione in uno degli elenchi 
di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di 
idoneità di cui al comma 2, non possono essere conte- 
stati Immotivatamente. 


4. L’iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o presta- 
tori di servizi non può essere imposta agli operatori 
economici in vista della partecipazione ad un pubblico 
appalto. 

5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul pro- 
filo di committente e sul casellario informatico dell’Au- 
torità. 

6. Gli operatori economici di altri Stati membri pos- 
sono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al 
comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori 
italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere 
richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste 
dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44, 

7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali 
elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla 
data di entrata in vigore del presente codice ovvero 
dall’istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l’indi- 
rizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere 
presentate le domande d’iscrizione; le stesse ammini- 
strazioni o enti provvedono all’aggiornamento dei dati 
comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevi- 
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mento il Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati 
agli altri Stati membri. 


8. Gli operatori economici possono chiedere in qual- 
siasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di 
cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un 
termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell’arti- 
colo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni, della decisione dell'’amministrazione o 
ente che istituisce l’elenco. 


Art. 46. 
Documenti e informazioni complementari 


(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; 
art. 15, d.lgs. n. 358/1992) 


1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le sta- 
zioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al conte- 
nuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presen- 
tati. 


Art. 47. 
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti 
all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi 
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura 
nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizza- 
zione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base 
ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad 
accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea /@.Con VI- 
talia che consentano la partecipazione ad appalti pub- 
blici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è con- 
sentita alle medesime condizioni richieste )alle imprese 
italiane. 

2. Per le imprese di cui al comma bla\qualificazione 
di cui al presente codice non è condizione obbligatoria 
per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla 
singola gara producendo documentazione conforme 
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per 
la qualificazione e la partecipazione delle imprese ita- 
liane alle gare. E salvoCil disposto dell’articolo 38, 
comma $i. 


Art. 48. 
Controlli sul possesso dei requisiti 
(art. 10, legge n. 109/1994) 


1. Le stazioni ‘appaltanti prima di procedere all’aper- 
tura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad 
un numeraxdi offerenti non inferiore al 10 per cento 
delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, 
scelti Con) sorteggio pubblico, di comprovare, entro 
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il pos- 
sesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel 
bando di gara, presentando la documentazione indicata 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 100 


in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale 
prova non sia fornita, ovvero non confermi.le-dichiara- 
zioni contenute nella domanda di partecipazione o nel- 
l’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione 
del concorrente dalla gara, all’escussione’ della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per i provvedimenti=divcui all’articolo 6 
comma ll. L’Autorità dispone altresi la sospensione 
da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle proce- 
dure di affidamento. 


2. La richiesta di cui al comma | è, altresi, inoltrata, 
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di 
gara, anche all’aggiudicaàtario e al concorrente che 
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano com- 
presi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi 
non forniscano la ‘prova o non confermino le loro 
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si pro- 
cede alla determinazione della nuova soglia di anoma- 
lia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione. 


Art. 49. 
Avvalimento 


(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; 
art. 54, direttiva 2004/17) 


T. Il concorrente, singolo o consorziato o raggrup- 
pato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una speci- 
fica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero 
di attestazione della certificazione SOA avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione 
SOA di altro soggetto. 


2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concor- 
rente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA pro- 
pria e dell’impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi del- 
l’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte 
del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’im- 
presa ausiliaria attestante il possesso da parte di que- 
st’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38; 


d) una dichiarazione sottoscritta  dall’impresa 
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il con- 
corrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi del- 
l’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo 
di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

f) in originale o copia autentica il contratto in 
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei con- 
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fronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’im- 
presa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 
comma i. 


3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 
l’applicazione dell’articolo 38, lettera 4) nei confronti 
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il con- 
corrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti 
all'Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, 
comma ll. 


4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsa- 
bili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 


5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’ap- 
palto posto a base di gara. 


6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di 
gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausi- 
liarie in ragione dell’importo dell’appalto o della pecu- 
liarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori 
non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di 
qualificazione SOA relative alla stessa categoria. 


7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione 
alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese‘patte- 
cipanti possano avvalersi solo dei requisiti econdmici o 
dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento’ possa 
integrare un preesistente requisito tecnico economico 
già posseduto dall’impresa avvalente in Misura o per- 
centuale indicata nel bando stesso. 

8. In relazione a ciascuna gara non èconsentito, a 
pena di esclusione, che della stessa ‘impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente, € che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

9. Il bando può prevedere“che, in relazione alla 
natura dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici 
connessi con il possesso di particolari attrezzature pos- 
sedute da un ristrettissimO‘ambito di imprese operanti 
sul mercato, queste possano prestare l’avvalimento nei 
confronti di più di un goncorrente, sino ad un massimo 
indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la 
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condi- 
zioni, all’aggiudicatario. 

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa 
che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certifi- 
cato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assu- 
mere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di 
subappaltatore. 

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appal- 
tante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di 
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per 
l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito 
informatico presso l’Osservatorio. 
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Art. 50. 


Avvalimento nel caso di operatività dî'sistemi 
di attestazione o di sistemi di qualificazione 


(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17) 


1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità 
di conseguire l’attestazione SOA Mel rispetto delle 
disposizioni previste dall’articolo 49, sempreché com- 
patibili con i seguenti principi: 

a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l’im- 
presa ausiliaria deve esisteré”un rapporto di controllo 
ai sensi dell’articolo 235%, commi 1 e 2 codice civile; 
oppure entrambe le imprése devono essere controllate 
da una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, 
commi 1 e 2, codic&civile; 

b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiara- 
zione con la quale assume l’obbligo, anche nei confronti 
delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le 
risorse oggetto "di avvalimento in favore dell’impresa 
ausiliata per tutto il periodo di validità della attesta- 
zione SOA; 


c}.Fimpresa ausiliata e l’impresa ausiliaria hanno 
l’obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire 
meno la messa a disposizione delle risorse; 


d) in relazione a ciascuna gara si osservano 
comunque i commi 8 e 9 dell’articolo 49. 


2. L’omessa o non veritiera comunicazione delle cir- 
costanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta 
l'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, 
comma 11, nonché la sospensione dell’attestazione 
SOA, da parte dell’Autorità, sia nei confronti della 
impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un 
periodo da sei mesi a tre anni. 

3. L’attestazione di qualificazione SOA mediante 
avvalimento determina la responsabilità solidale della 
impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria verso la 
stazione appaltante. 


4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, 
in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di atte- 
stazione o di qualificazione nei diversi servizi. 


Art. Sl. 


Vicende soggettive del candidato 
dell'offerente e dell’aggiudicatario 


1. Qualora i candidati o 1 concorrenti, singoli, asso- 
ciati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un 
ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasforma- 
zione, fusione o scissione della società, il cessionario, 
l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 
trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla 
gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo 
accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia 
di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in 
base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla sta- 
zione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in 
ragione della cessione, della locazione, della fusione, 
della scissione e della trasformazione previsti dal pre- 
sente codice. 
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Art. 52. 
Appalti riservati 
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17) 


1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative 
sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti pos- 
sono riservare la partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a sin- 
goli appalti, o in considerazione dell’oggetto di deter- 
minati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della 
normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel conte- 
sto di programmi di lavoro protetti quando la maggio- 
ranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i 
quali, in ragione della natura o della gravità del loro 
handicap, non possono esercitare un’attività professio- 
nale in condizioni normali. Il bando di gara menziona 
la presente disposizione. 


Capo II 


OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA 
DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE 


Sezione I 


Oggetto del contratto e procedure di scelta 
del contraente 


Art. 53. 


Tipologia e oggetto dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture 


(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge 
n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 
329, legge n. 2248/1865, all. F) 


1. Fatti salvi 1 contratti di sponsorizzazione e mavori 
eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere 
realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto 
o di concessione, come definiti all’articolo8. 


2. Negli appalti relativi a lavori, il dèereto o la deter- 
mina a contrarre stabilisce, motivandoynelle ipotesi di 
cui alle lettere 5) e c) del presente comma, in ordine 
alle esigenze tecniche, organizzativeved economiche, se 
il contratto ha ad oggetto: 


a) la sola esecuzione; 


b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di 
lavori sulla base del progetto definitivo dell’ammini- 
strazione aggiudicatrice; 

c) previa acquisizione del progetto definitivo in 
sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
di lavori sulla base‘déI'progetto preliminare dell’ammi- 
nistrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è 
effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché 
di un capitolato ‘prestazionale corredato dall’indica- 
zione delle prèscrizioni, delle condizioni e dei requisiti 
tecnici indérégabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto 
definitivo e il prezzo. 

Per (le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche 
amministrazioni l’oggetto del contratto è stabilito nel 
bando di gara. 

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la pro- 
gettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori econo- 
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mici devono possedere i requisiti prescritti per i)proget- 
tisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indi- 
care nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con 
soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica 
1 requisiti richiesti per 1 progettisti, secondo quanto pre- 
visto dal capo IV del presente titole>(progettazione e 
concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese 
di progettazione comprese nell’importo a base del con- 
tratto. Per 1 contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), 
l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non 
è soggetto a ribasso d’asta. 


4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, 
sulla base delle esigenze dell’amministrazione aggiudi- 
catrice, se il contrattoxsàrà stipulato a corpo o a misura, 
o parte a corpo e pafte à misura, con le modalità da sta- 
bilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti 
diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti ele- 
menti sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni 
a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato 
sulla base della verifica della quantità o della qualità 
della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo 
convenuto, può variare, in aumento o in diminuzione, 
secondo» Ja quantità effettiva della prestazione. Per 
l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i 
prezzi\invariabili per unità di misura e per ogni tipolo- 
gia \dî prestazione. In un medesimo contratto possono 
èssere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a 
misura. 


5. Quando il contratto ha per oggetto anche la pro- 
gettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’appro- 
vazione, da parte della stazione appaltante, del pro- 
getto esecutivo. 


6. In sostituzione totale o parziale delle somme di 
denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il 
bando di gara può prevedere il trasferimento all’affida- 
tario della proprietà di beni immobili appartenenti 
all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel pro- 
gramma di cui all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso 
di preinformazione per i servizi e le forniture, e che 
non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Pos- 
sono formare oggetto di trasferimento ai sensi del pre- 
sente comma anche i beni immobili già inclusi in pro- 
grammi di dismissione del patrimonio pubblico, purché 
non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alie- 
nazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto 
esito negativo. 


7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara 
può prevedere che l'immissione in possesso dell’immo- 
bile avvenga in un momento anteriore a quello del tra- 
sferimento della proprietà, trasferimento che può essere 
disposto solo dopo l’approvazione del certificato di col- 
laudo. 


8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specifi- 
cano: 


a) se l’offerente ha interesse a conseguire la pro- 
prietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene 
offerto per l'immobile, nonché il differenziale di 
prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del 
contratto; 
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b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la 
proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecu- 
zione del contratto. 


9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della 
migliore offerta avviene utilizzando il criterio del 
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti 
dell’offerta di cui al comma 8. 


10. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiu- 
dicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi 
dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale cor- 
rispettivo del contratto, il bando specifica che la gara 
deve intendersi deserta se non sono presentate offerte 
per l’acquisizione del bene. 


11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli 
immobili e le modalità di articolazione delle offerte e 
di selezione della migliore offerta. 


12. L'inserimento nel programma triennale di cui 
all’articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio 
indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al 
fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, deter- 
mina il venir meno del vincolo di destinazione. 


Art. 54. 
Procedure per l'individuazione degli offerenti 
(art. 28, direttiva 2004/18) 


1. Per l'individuazione degli operatori economici ché 
possono presentare offerte per l’affidamento di un con- 
tratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzanoA4e pro- 
cedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il(dialogo 
competitivo, di cui al presente codice. 


2. Esse aggiudicano i contratti mediant&procedura 
aperta o mediante procedura ristretta. 


3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, 
le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti 
pubblici mediante il dialogo competitivo. 


4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente 
previste, le stazioni appaltantipossono affidare i con- 
tratti pubblici mediante una procedura negoziata, con 
o senza pubblicazione del bafido di gara. 


Art. 55. 
Procedure aperte e ristrette 


(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge 
n. 109/1994; arts9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. 
n. 157/1995;.art. 76, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Il decretovo la determina a contrarre, ai sensi del- 
l’articolo IIWindica se si seguirà una procedura aperta 
o una procedura ristretta, come definite all’articolo 3. 


2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le 
procedure ristrette quando il contratto non ha per 
oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiu- 
dicazione è quello dell’offerta economicamente più van- 
taggiosa. 
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3. Il bando di gara indica il tipo di procedurà e l’og- 
getto del contratto, e fa menzione del decreto o della 
determina a contrarre. 


4. Il bando di gara può prevedere che fon si proce- 
derà ad aggiudicazione nel caso di\una sola offerta 
valida, ovvero nel caso di due solé>offerte valide, che 
non verranno aperte. Quando il bàndo non contiene 
tale previsione, resta comunque fefma la disciplina di 
cui all’articolo 81 comma 3. 


5. Nelle procedure apertàgli operatori economici 
presentano le proprie offertenel rispetto delle modalità 
e dei termini fissati dal bando di gara. 


6. Nelle procedure ristfette gli operatori economici 
presentano la richiesta di invito nel rispetto delle moda- 
lità e dei termini fissati dal bando di gara e, successiva- 
mente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e 
dei termini fissati)nella lettera invito. Alle procedure 
ristrette per l’affidamento di lavori pubblici, sono invi- 
tati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che 
siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
dal bande, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dal- 
l’articolo 177. 


Art. 56. 


Procedura negoziata previa pubblicazione 
di un bando di gara 


(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; 
art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) 


1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i con- 
tratti pubblici mediante procedura negoziata, previa 
pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipo- 
tesi: 


a) quando, in esito all’esperimento di una proce- 
dura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, 
tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inam- 
missibili, in ordine a quanto disposto dal presente 
codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle 
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere 
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali 
del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere 
la pubblicazione del bando di gara se invitano alla pro- 
cedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei 
requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella proce- 
dura precedente, hanno presentato offerte rispondenti 
ai requisiti formali della procedura medesima. Le 
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai 
lavori di importo inferiore a un milione di euro; 


b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, 
servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui impre- 
visti, oggettivamente non imputabili alla stazione 
appaltante, non consentano la fissazione preliminare e 
globale dei prezzi; 


c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rien- 
tranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di presta- 
zioni di natura intellettuale, quali la progettazione di 
opere, se la natura della prestazione da fornire renda 
impossibile stabilire le specifiche del contratto con la 
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precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto 
selezionando l’offerta migliore secondo le norme della 
procedura aperta o della procedura ristretta; 


d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori 
realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimenta- 
zione o messa a punto, e non per assicurare una redditi- 
vità o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 


2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti 
negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per 
adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel 
capitolato d’oneri e negli eventuali documenti comple- 
mentari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri 
di selezione di cui agli articoli 82 e 83. 


3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti 
garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offe- 
renti, e non forniscono in maniera discriminatoria 
informazioni che possano avvantaggiare determinati 
offerenti rispetto ad altri. 


4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la 
procedura negoziata si svolga in fasi successive per 
ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i 
criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o 
nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato 
nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. 


Art. 57. 


Procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara 


(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; 
art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n, 109/ 
1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) 


1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare con- 
tratti pubblici mediante procedura negoziatàsenza pre- 
via pubblicazione di un bando di garaxmelle ipotesi 
seguenti, dandone conto con adeguata) motivazione 
nella delibera o determina a contrarre: 


2. Nei contratti pubblici relativi a‘tavori, forniture, 
servizi, la procedura è consentita: 


a) qualora, in esito all'esperimento di una proce- 
dura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna 
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candi- 
datura. Nella procedura negoziata non possono essere 
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali 
del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va 
trasmessa una relazione’ sulle ragioni della mancata 
aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta 
e sulla opportunità della procedura negoziata. Le 
disposizioni contenùte nella presente lettera si appli- 
cano ai lavori drimporto inferiore a un milione di euro; 


b) qualeray per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il con- 
tratto possa}essere affidato unicamente ad un operatore 
economico determinato; 


c) nella misura strettamente necessaria, quando 
l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per 
le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini 
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate 
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previa pubblicazione di un bando di gara&dLè circo- 
stanze invocate a giustificazione della estrema urgenza 
non devono essere imputabili alle stazionivappaltanti. 


3. Nei contratti pubblici relativi a fofniture, la proce- 
dura del presente articolo è, inoltre, consentita: 


a) qualora i prodotti oggetto “del contratto siano 
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, 
di studio o di sviluppo, a meno.chénon si tratti di pro- 
duzione in quantità sufficient&ad accertare la redditi- 
vità del prodotto o a coprire. costi di ricerca e messa a 
punto; 

b) nel caso di conségne complementari effettuate 
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale 
di forniture o di impiafti di uso corrente o all’amplia- 
mento di forniture 6 impianti esistenti, qualora il cam- 
biamento di fornitoreobbligherebbe la stazione appal- 
tante ad acquistareymateriali con caratteristiche tecni- 
che differenti, îlh.cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti 
rinnovabili non può comunque di regola superare i tre 
anni; 

chper forniture quotate e acquistate in una borsa 
di materie prime; 

d) per l’acquisto di forniture a condizioni partico- 
larmente vantaggiose, da un fornitore che cessa defini- 
tivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o 
liquidatore di un fallimento, di un concordato preven- 
tivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di 
un’amministrazione straordinaria di grandi imprese. 

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la proce- 
dura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora 
il contratto faccia seguito ad un concorso di progetta- 
zione e debba, in base alle norme applicabili, essere 
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del con- 
corso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono 
essere invitati a partecipare ai negoziati. 

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli 
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del pre- 
sente articolo è, inoltre, consentita: 


a) per i lavori o i servizi complementari, non com- 
presi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, 
a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti 
necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto 
del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati 
all'operatore economico che presta tale servizio o ese- 
gue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 


a.1) tali lavori o servizi complementari non pos- 
sono essere separati, sotto il profilo tecnico o econo- 
mico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconve- 
nienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo 
separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono 
strettamente necessari al suo perfezionamento; 

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti 
aggiudicati per lavori o servizi complementari non 
supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto 
iniziale; 

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripe- 
tizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’opera- 
tore economico aggiudicatario del contratto iniziale 
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dalla medesima stazione appaltante, a condizione che 
tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base 
e che tale progetto sia stato oggetto di un primo con- 
tratto aggiudicato secondo una procedura aperta o 
ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla 
procedura negoziata senza bando è consentita solo nei 
tre anni successivi alla stipulazione del contratto ini- 
ziale, e deve essere indicata nel bando del contratto ori- 
ginario; l’importo complessivo stimato dei servizi e 
lavori successivi è computato per la determinazione 
del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di 
cui all’articolo 28. 


6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli 
operatori economici da consultare sulla base di infor- 
mazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione 
economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte 
dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre opera- 
tori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei. Gli operatori economici selezionati vengono 
contemporaneamente invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta. La sta- 
zione appaltante sceglie l'operatore economico che ha 
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio 
del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti 
di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti 
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, 
o negoziata previo bando. 


7.E in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti 
aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti 
rinnovati tacitamente sono nulli. 


Art. 58. 
Dialogo competitivo 
(art. 29, direttiva 2004/18) 


1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, 
qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta 
o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, 
le stazioni appaltanti possonée, avvalersi del dialogo 
competitivo conformemente al présente articolo. 


2. Ai fini del ricorso alXdialogo competitivo un 
appalto pubblico è considéèrato «particolarmente com- 
plesso» quando la stazione appaltante: 


- non è oggettivamente in grado di definire, con- 
formemente all’articolo 68, comma 3, lettere 5), c) 
o d), i mezzi tecniei atti a soddisfare le sue necessità o i 
suoi obiettivi, o 


- non è oggettivamente in grado di specificare 
l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. 
Possono, secondo le circostanze concrete, essere consi- 
derati particolarmente complessi gli appalti per i quali 
la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori 
oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla 
identificazione e quantificazione dei propri bisogni o 
all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfaci- 
mento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzio- 
nali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli 
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stessi e all’analisi dello stato di fatto e di diritto)di ogni 
intervento nelle sue eventuali componenti.sterico-arti- 
stiche, architettoniche, paesaggistiche, &Anonché sulle 
componenti di sostenibilità ambientale; socio-economi- 
che, amministrative e tecniche. 


3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante 
decide di ricorrere al dialogo competitivo deve conte- 
nere specifica motivazione in mérito alla sussistenza 
dei presupposti previsti dal comma 2. 

4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto 
pubblico è quello dell’offerta.&Conomicamente più van- 
taggiosa. 

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di 
gara conformemente‘all’articolo 64 in cui rendono noti 
le loro necessità o @biettivi, che definiscono nel bando 
stesso o in un doeumento descrittivo che costituisce 
parte integrante del’bando, nei quali sono altresì indi- 
cati 1 requisiti diiammissione al dialogo competitivo, 
individuati tra-quelli pertinenti previsti dagli articoli da 
34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’ar- 
ticolo 83;°comma 2 e il termine entro il quale gli inte- 
ressati possono presentare istanza di partecipazione 
alla procedura. 


6/ Le stazioni appaltanti avviano con i candidati 
ammessi conformemente ai requisiti di cui al 
comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e 
alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le 
loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse 
possono discutere con i candidati ammessi tutti gli 
aspetti dell’appalto. 


7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garanti- 
scono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in 
particolare non forniscono, in modo discriminatorio, 
informazioni che possano favorire alcuni partecipanti 
rispetto ad altri. 

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli 
altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informa- 
zioni riservate comunicate dal candidato partecipante 
al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. 


9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la 
procedura si svolga in fasi successive in modo da 
ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la 
fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione 
precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. 
Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e 
nel documento descrittivo. 


10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo fin- 
ché non sono in grado di individuare, se del caso dopo 
averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che pos- 
sano soddisfare le loro necessità o obiettivi. 


11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente 
ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi 
le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano 
immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta 
alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto 
dal comma 17. 


12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il 
dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni 
appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali 
in base alla o alle soluzioni presentate e specificate 
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nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere 
tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione 
del progetto. 


13. Prima della presentazione delle offerte, nel 
rispetto del principi di concorrenza e non discrimina- 
zione, le stazioni appaltanti specificano 1 criteri di valu- 
tazione di cui all’articolo 83, comma 2, indicati nel 
bando o nel documento descrittivo in relazione alle 
peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate 
ai sensi del comma 10. 


14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte 
possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tutta- 
via tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o 
complementi non possono avere l’effetto di modificare 
gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto 
quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la 
concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute 
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando 
di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai 
sensi del comma 13, individuando l’offerta economica- 
mente più vantaggiosa conformemente all’articolo 83. 


16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa può essere invitato a 
precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli 
impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non 
abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali del- 
l’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la 
concorrenza o comportare discriminazioni. 


17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi @ 
incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi 
in cui al comma Il. 


18. Le stazioni appaltanti non possono ricérrere al 
dialogo competitivo in modo abusivo o infimodo da 
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza” 


Art. 59. 
Accordi quadro 
(art. 32, direttiva 2004/18) 


1. Le stazioni appaltanti possenò, concludere accordi 
quadro. Per i lavori, gli accordixguadro sono ammessi 
in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, 
da prevedersi nel regolamentò, in cui i lavori sono con- 
notati da serialità e caratteristiche esecutive standardiz- 
zate. Gli accordi quadrosnon sono ammessi per la pro- 
gettazione e per altri=-servizi di natura intellettuale, 
salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche 
esecutive standardizzate, da individuarsi nel regola- 
mento. 


2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le 
stazioni appaltanti seguono le regole di procedura pre- 
viste dalla presente parte in tutte le fasi fino all’aggiudi- 
cazione deglibappalti basati su tale accordo quadro. Le 
parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i cri- 
teri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e 
seguenti: 

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono 
aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 
5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni 
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appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti 
dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli 
appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti 
non possono in nessun caso apportare modifiche 
sostanziali alle condizioni fissate in.talevaccordo qua- 
dro, in particolare nel caso di cui aleomma 4. 


4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo 
operatore economico, gli appalti basati su tale accordo 
quadro sono aggiudicati entrài limiti delle condizioni 
fissate nell’accordo quadro.#Per l'aggiudicazione di tali 
appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per 
iscritto l'operatore parte«dell’accordo quadro, chieden- 
dogli di completare, se,fecessario, la sua offerta. 


5. Quando un accordo quadro è concluso con più 
operatori economici; il numero di questi deve essere 
almeno pari a tre; purché vi sia un numero sufficiente 
di operatori economici che soddisfano i criteri di sele- 
zione, ovvero di Offerte accettabili corrispondenti ai cri- 
teri di aggiudicazione. 


6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con 
più opefatori economici possono essere aggiudicati 
mediarite applicazione delle condizioni stabilite nell’ac- 
cordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 


1, Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione del- 
l’acéordo quadro contiene l’ordine di priorità, privile- 
giando il criterio della rotazione, per la scelta dell’ope- 
tatore economico cui affidare il singolo appalto. 


8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con 
più operatori economici, qualora l’accordo quadro non 
fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo 
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le 
parti in base alle medesime condizioni, se necessario 
precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate 
nel capitolato d’oneri dell'accordo quadro, secondo la 
seguente procedura: 


a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni 
appaltanti consultano per iscritto gli operatori econo- 
mici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell’ap- 
palto; 


b) le stazioni appaltanti fissano un termine suffi- 
ciente per presentare le offerte relative a ciascun 
appalto specifico tenendo conto di elementi quali la 
complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessa- 
rio per la trasmissione delle offerte; 


c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro 
contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del 
termine previsto per la loro presentazione; 


d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto 
all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla 
base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato 
d’oneri dell'accordo quadro. 


9. La durata di un accordo quadro non può superare i 
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente moti- 
vati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro. 


10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli 
accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostaco- 
lare, limitare o distorcere la concorrenza. 


_ 34 — 
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Art. 60. 
Sistemi dinamici di acquisizione 
(art. 33, direttiva 2004/18) 


1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi 
dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati 
esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi 
tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli 
appalti di forniture o servizi da realizzare in base a spe- 
cifiche tecniche del committente che, per la loro com- 
plessità, non possano essere valutate tramite il sistema 
dinamico di acquisizione. 

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le 
stazioni appaltanti seguono le norme della procedura 
aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli 
appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema. 

3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di sele- 
zione e che hanno presentato un’offerta indicativa con- 
forme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti 
complementari sono ammessi nel sistema. 

4. Le offerte indicative possono essere migliorate in 
qualsiasi momento, a condizione che esse restino con- 
formi al capitolato d’oneri. 

5. Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione 
degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni 
appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici 
conformemente all’articolo 77, commi 5 e 6. 

6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di 
acquisizione le stazioni appaltanti: 

a) pubblicano un bando di gara indicando che si 
tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 

b) precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, ‘la 
natura degli acquisti previsti che sono oggetto disdetto 
sistema, nonché tutte le informazioni necessarie/riguar- 
danti il sistema di acquisizione, l’attrezzatuta elettro- 
nica utilizzata nonché i dettagli pratici e le, specifiche 
tecniche di connessione; 

c) offrono per via elettronica, dallapùbblicazione 
del bando e fino a conclusione del sistema, l’accesso 
libero, diretto e completo al capitolato ‘d’oneri e a qual- 
siasi documento complementare e indicano nel bando 
di gara l’indirizzo Internet presso quale è possibile 
consultare tali documenti. 

7. Le stazioni appaltanti accofdano a qualsivoglia 
operatore economico, per tùtta la durata del sistema 
dinamico di acquisizione la \possibilità di presentare 
un’offerta indicativa allo-scopo di essere ammesso nel 
sistema alle condizioni diteui al comma 3. 

8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione 
delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere 
dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono tut- 
tavia prolungare il periodo di valutazione a condizione 
che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frat- 
tempo. 

9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l’of- 
ferente diculal comma 7 in merito alla sua ammissione 
nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della 
sua offerta indicativa. 

10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un 
confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto 
confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pub- 
blicano un bando di gara semplificato e invitano tutti 
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gli operatori economici interessati a presentarè un’of- 
ferta indicativa, conformemente al comma-3; entro un 
termine che non può essere inferiore a quindici giorni 
a decorrere dalla data di invio del bando)di gara sem- 
plificato. Le stazioni appaltanti procedono al con- 
fronto concorrenziale soltanto dope=@àver terminato la 
valutazione di tutte le offerte indicative introdotte 
entro questo termine. 


11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti 
ammessi nel sistema a presentare un’offerta per ogni 
appalto specifico da aggiùdicare nel quadro del 
sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente 
per la presentazione delle offerte. 

12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto 
all’offerente che ha presentato la migliore offerta in 
base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di 
gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisi- 
zione. Detti criter) possono, all’occorrenza, essere pre- 
cisati nell’invito menzionato nel comma 11. 


13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione 
non può superare quattro anni, tranne in casi eccezio- 
nali debitamente giustificati. 


14. be stazioni appaltanti non possono ricorrere a un 
sistema) dinamico di acquisizione in modo da ostaco- 
larè, limitare o distorcere la concorrenza. 


15. Non possono essere posti a carico degli operatori 
economici interessati o dei partecipanti al sistema con- 
tributi di carattere amministrativo. 


Art. 61. 


Speciale procedura di aggiudicazione 
per i lavori di edilizia residenziale pubblica 


(art. 34, direttiva 2004/18) 


1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la pro- 
gettazione e la costruzione di un complesso residenziale 
di edilizia residenziale pubblica avente carattere econo- 
mico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto 
capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, 
il cui piano, a causa dell’entità, della complessità e della 
durata presunta dei relativi lavori, dev’essere stabilito 
sin dall’inizio sulla base di una stretta collaborazione 
in seno a un gruppo che comprende 1 delegati delle 
amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l’impren- 
ditore che avrà l’incarico di eseguire l’opera, è possibile 
ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, 
volta a scegliere l’imprenditore più idoneo a essere inte- 
grato nel gruppo. 


2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appal- 
tanti inseriscono nel bando di gara una descrizione 
delle opere quanto più precisa possibile al fine di con- 
sentire agli imprenditori interessati di valutare corretta- 
mente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appal- 
tanti menzionano in tale bando di gara, conforme- 
mente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli 
articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, econo- 
mici e finanziari che i candidati devono possedere. 

3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una sif- 
fatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 
70, 71, 77,78 e 79 e gli articoli da 34 a 52. 
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Art. 62. 


Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure 
ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella 


(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 
d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995) 


1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forni- 
ture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a qua- 
ranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate 
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo 
competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le sta- 
zioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la 
complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, 
possono limitare il numero di candidati idonei che invi- 
teranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a parte- 
cipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente 
di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale 
facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di 
gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il 
principio di proporzionalità che intendono applicare, il 
numero minimo dei candidati che intendono invitare, 
e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di 
buon andamento, il numero massimo. 


2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il 
numero minimo di candidati non può essere inferiore 
a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o 
superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate 
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo 
competitivo il numero minimo di candidati non può 
essere inferiore a sel, se sussistono in tale numero s0g- 
getti qualificati. 


3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve 
essere sufficiente ad assicurare un’effettiva»concor- 
renza. 


4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di can- 
didati almeno pari al numero minime»prestabilito nel 
bando, non inferiore comunque af quello di cui al 
comma 2. 


5. Le stazioni appaltanti non possono invitare opera- 
tori economici che non hanno éhiésto di partecipare, o 
candidati che non hanno 1 requisiti richiesti. 


6. Se il numero di candidati‘che soddisfano i criteri di 
selezione e i livelli mifimi è inferiore al numero 
minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la 
procedura invitando vl.candidato o i candidati che 
hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso 
delle capacità richiéste, salvo quanto dispongono l’arti- 
colo 55, comma 4x%e.l’articolo 81, comma 3. 


7. Le stazioni. appaltanti, quando ricorrono alla 
facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere 
o di offertè da negoziare, di cui all’articolo 56, 
comma 4,e “all’articolo 58, comma 9, effettuano tale 
riduzion&applicando i criteri di aggiudicazione indicati 
nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel docu- 
mento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve 
consentire di garantire una concorrenza effettiva, pur- 
ché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candi- 
dati idonei. 
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Sezione II 


Bandi, avvisi e inviti 


Art. 63. 
Avviso di preinformazione 


(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 
2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, 
d.lgs. n. 358/1992; art. 8, Co. A, d.lgs. n. 157/1995; 
art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, 
d.P.R. n. 554/1999) 


1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e 
alla lettera c) dell’articolo 32, possibilmente entro 
il 31 dicembre di ogniNanno, rendono noto mediante 
un avviso di preinformazione, conforme all’allegato 
IX A, punti 1 e 3, pubblicato dalla Commissione o 
da esse stesse@sul loro «profilo di committente», 
quale indicato all’allegato X, punto 2, lettera 5) e 
all’articolo. 3xcomma 35: 


a) per le forniture, l’importo complessivo stimato 
degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di pro- 
dotti, che)intendono aggiudicare nei dodici mesi succes- 
sivi,Qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto 
contoVdegli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 
750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti 
mediante riferimento alle voci della nomenclatura 
CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le 
modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a 
particolari voci della nomenclatura in conformità con 
quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; 


b) per i servizi, l'importo complessivo stimato 
degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna 
delle categorie di servizi elencate nell’allegato II A, 
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, 
qualora tale importo complessivo stimato, tenuto 
conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 
750.000 euro; 


c) per 1 lavori, le caratteristiche essenziali dei con- 
tratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare 
e 1 cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia 
indicata all’articolo 28, tenuto conto dell’articolo 29. 


2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e 5) del comma 1 
sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo 
di committente il più rapidamente possibile dopo l’av- 
vio dell’esercizio di bilancio. 


3. L’avviso di cui alla lettera c) delcomma 1 è inviato 
alla Commissione o pubblicato sul profilo di commit- 
tente il più rapidamente possibile dopo l’adozione della 
decisione che autorizza il programma in cui si inseri- 
scono 1 contratti di lavori o gli accordi quadro che i sog- 
getti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 


4. I soggetti che pubblicano l’avviso di preinforma- 
zione sul loro profilo di committente inviano alla Com- 
missione, per via elettronica secondo il formato e le 
modalità di trasmissione di cui all’allegato X, punto 3, 
una comunicazione in cui è annunciata la pubblica- 
zione di un avviso di preinformazione su un profilo di 
committente. 
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5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è 
obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si 
avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione 
delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma 7. 


6. L’avviso di preinformazione contiene gli ele- 
menti indicati nel presente codice, le informazioni 
di cui all’allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra 
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei 
modelli di formulari adottati dalla Commissione in 
conformità alla procedura di cui all’articolo 77, 
paragrafo 2, direttiva 2004/18. 


7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato 
sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con 
le modalità ivi previste. 


8. Il presente articolo non si applica alle procedure 
negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando 
di gara. 


Art. 64. 
Bando di gara 


(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, 
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; 
art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. 
n. 554/1999) 


1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare 
un appalto pubblico o un accordo quadro mediante 
procedura aperta, procedura ristretta, procedura nego 
ziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo 
competitivo, rendono nota tale intenzione cen )un 
bando di gara. 


2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un 
sistema dinamico di acquisizione rendonòanota tale 
intenzione mediante un bando di gara. 


3. Le stazioni appaltanti che intendonò aggiudicare 
un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di 
acquisizione rendono nota tale intenzione con un 
bando di gara semplificato. 


4. Il bando di gara contiene4gli)elementi indicati nel 
presente codice, le informazioni ‘di cui all’allegato IX 
A, punto 3, e ogni altra infofmazione ritenuta utile 
dalla stazione appaltantè secondo il formato dei 
modelli di formulari adottati dalla Commissione in 
conformità alla procedura di cui all’articolo 77, para- 
grafo 2, direttiva 2004/48. 


Art. 65. 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento 


(art. 35, pafagrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 
2004/18»art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. 
n. 358A1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, 
co. I, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un 
contratto pubblico o concluso un accordo quadro 
inviano un avviso, conforme all’allegato IX A, punto 5, 
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relativo ai risultati della procedura di aggi&idicazione, 
entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione ‘del con- 
tratto o dalla conclusione dell’accordo quadro. 


2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità 
all’articolo 59, le stazioni appaltanti/sono esentate dal- 
l’invio di un avviso in merito ai risultati della procedura 
di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale 
accordo. 


3. Le stazioni appaltanti invîanò un avviso relativo al 
risultato dell’aggiudicazione@degli appalti basati su un 
sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto 
giorni dall’aggiudicazione.diogni appalto. Esse possono 
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In 
tal caso, esse inviano«gli-avvisi raggruppati al più tardi 
quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 

4. Nel caso deglitappalti pubblici di servizi elencati 
nell’allegato II,Bylè stazioni appaltanti indicano nel- 
l’avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 


5. L’avviso/sui risultati della procedura di affida- 
mento contienè gli elementi indicati nel presente codice, 
le informazioni di cui all’allegato X A, punto 5, e ogni 
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato 
dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. 


6. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del 
contratto o alla conclusione dell'accordo quadro pos- 
Sono essere omesse qualora la loro divulgazione osta- 
coli l'applicazione della legge, sia contraria all’interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali 
di operatori economici pubblici o privati oppure possa 
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. 


Art. 66. 
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi 


(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/ 
17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/ 
1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i 
bandi alla Commissione per via elettronica secondo il 
formato e le modalità di trasmissione precisate nell’alle- 
gato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel 
caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, 
comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi 
mediante fax o per via elettronica secondo il formato e 
le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, 
punto 3. 


2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le 
caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nel- 
l’allegato X, punto 1, lettere a) e db). 


3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elet- 
tronica secondo il formato e le modalità di trasmissione 
precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro 
cinque giorni dalla loro trasmissione. 


4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettro- 
nica secondo il formato e le modalità di trasmissione 
precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro 
dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura 
urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque 
giorni dal loro invio. 
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5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in 
una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle 
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua ori- 
ginale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti ita- 
liane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme 
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia 
di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti 
di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel 
rispetto dei principi di trasparenza e non discrimina- 
zione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 


6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi da parte della Commissione sono a carico della 
Comunità. 


7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie spe- 
ciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di 
committente» della stazione appaltante, e, non oltre 
due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, 
con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì 
pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla 
Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta 
trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’ar- 
ticolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo 
ove si eseguono 1 contratti. 


8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento confette alla 
pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubbli- 
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana. 


9. Gli avvisi e i bandi, nonché il’lerò contenuto, 
non possono essere pubblicati in (aMbito nazionale 
prima della data della loro trasmissione alla Com- 
missione. 


10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale 
non devono contenere informazioni diverse da quelle 
contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Com- 
missione, o pubblicate su un profilo di committente 
conformemente all’articolo 63, comma 1, devono men- 
zionare la data della\tfasmissione dell’avviso o del 
bando alla Commissione o della pubblicazione sul pro- 
filo di committente. 


11. Gli avvisi-di preinformazione non possono essere 
pubblicati susuni, profilo di committente prima che sia 
stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia 
la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione 
devono.citare la data di tale trasmissione. 


12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi 
per via elettronica secondo il formato e le modalità di 
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limi- 
tato a seicentocinquanta parole circa. 
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13. Le stazioni appaltanti devono esserèxirì grado 
di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e 
dei bandi. 


14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti 
una conferma dell’informazione trasmessa, in cui è 
citata la data della pubblicazionestale conferma vale 
come prova della pubblicazione. 


15. Le stazioni appaltanti” possono prevedere 
forme aggiuntive pubblicitàxdiverse da quelle di cui 
al presente articolo, e possono altresì pubblicare in 
conformità ai commi eheyprecedono avvisi o bandi 
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obbli- 
ghi di pubblicazione‘previsti dal presente articolo. 
Tuttavia gli effetti &iuridici che il presente codice o 
le norme processuali vigenti annettono alla data di 
pubblicazione ‘al )fine della decorrenza di termini, 
derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria 
e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria 
ha luogo. 


Art. 67. 


Inviti a presentare offerte, a partecipare 
al dialogo competitivo, a negoziare 


(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e 
allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e 
allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. 
n. 554/1999) 


1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, 
nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di 
un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simul- 
taneamente e per iscritto i candidati selezionati a pre- 
sentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di 
dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. 


2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, 
nelle procedure negoziate con pubblicazione di un 
bando di gara, l’invito a presentare le offerte, a nego- 
ziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, 
oltre agli elementi specificamente previsti da norme 
del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni 
appaltanti, quanto meno 1 seguenti elementi: 


a) gli estremi del bando di gara pubblicato; 


b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indi- 
rizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua 
o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono 
essere redatte, fermo restando l’obbligo di redazione in 
lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo 
nella Provincia autonoma di Bolzano; 


c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita 
e l’indirizzo per l’inizio della fase di consultazione, non- 
ché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità 
di cui alla lettera 5) del presente comma; 
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d) l’indicazione dei documenti eventualmente da 
allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili pre- 
scritte dal bando o dall’invito, e secondo le stesse moda- 
lità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42; 


e) 1 criteri di selezione dell’offerta, se non figurano 
nel bando di gara; 


f) in caso di offerta economicamente più vantag- 
giosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure 
l’ordine decrescente di importanza, se non figurano già 
nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel docu- 
mento descrittivo. 


3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lette- 
ra b) delcomma 2non sono indicati nell’invito a parteci- 
pare al dialogo, bensì nell’invito a presentare l’offerta. 


Art. 68. 
Specifiche tecniche 


(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; 
artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358 / 
1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. 
n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’alle- 
gato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali 
il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti 
complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette speci- 
fiche tecniche devono essere definite in modo da teneré 
conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, 
di una progettazione adeguata per tutti gli utenti»ndélla 
tutela ambientale. 


2. Le specifiche tecniche devono consentire pari 
accesso agli offerenti e non devono comportare la crea- 
zione di ostacoli ingiustificati all’aperturadéi contratti 
pubblici alla concorrenza. 


3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligato- 
rie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa 
comunitaria, le specifiche tecnithe sono formulate 
secondo una delle modalità seguenti: 


a) mediante riferimentora-specifiche tecniche defi- 
nite nell’allegato VIII, e, in Ordine di preferenza, alle 
norme nazionali che recepiscono norme europee, alle 
omologazioni tecniche gurepee, alle specifiche tecniche 
comuni, alle norme intefnazionali, ad altri sistemi tec- 
nici di riferimento ddottati dagli organismi europei di 
normalizzazione 0, Se questi mancano, alle norme 
nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di progetta- 
zione, di caleolo e di realizzazione delle opere e di 
messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento con- 
tiene la menzione «o equivalente»; 


b)(in)termini di prestazioni o di requisiti funzio- 
nali, ché possono includere caratteristiche ambientali. 
Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da con- 
sentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’ap- 
palto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l’appalto; 
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c) in termini di prestazioni o di requisiti\fuazionali 
di cui alla lettera 5), con riferimento alle>specifiche 
citate nella lettera a), quale mezzo per*presumere la 
conformità a dette prestazioni o a dettirequisiti; 


d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla 
lettera 4) per talune caratteristiche, èalle prestazioni o 
ai requisiti funzionali di cui alla lettera 5) per le altre 
caratteristiche. 


4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferi- 
mento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le 
stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta 
per il motivo che 1 prodotti e i servizi offerti non sono 
conformi alle specifiche-alle quali hanno fatto riferi- 
mento, se nella propria offerta l’offerente prova in 
modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, 
con qualsiasi mezze appropriato, che le soluzioni da 
lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai 
requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 


5. Può (ostituire un mezzo appropriato una docu- 
mentazione tecnica del fabbricante o una relazione 
sulle prove’eseguite da un organismo riconosciuto. 


6./\L'operatore economico che propone soluzioni 
equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche 
equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che 
allega all’offerta. 


7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al 
comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini 
di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appal- 
tanti non possono respingere un’offerta di lavori, di 
prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale 
che recepisce una norma europea, ad un’omologazione 
tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad 
una norma internazionale o ad un riferimento tecnico 
elaborato da un organismo europeo di normalizzazione 
se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti 
funzionali da esse prescritti. 


8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria 
offerta l’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto 
soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque 
mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servi- 
zio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o 
ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 
e 6. 


9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono carat- 
teristiche ambientali in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate al 
comma 3, lettera 5), possono utilizzare le specifiche 
dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali sono 
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali 
o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono 
le seguenti condizioni: 


a) esse siano appropriate alla definizione delle 
caratteristiche delle forniture o delle prestazioni 
oggetto dell’appalto; 


b) i requisiti per l’etichettatura siano elaborati 
sulla scorta di informazioni scientifiche; 
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c) le ecoetichettature siano adottate mediante un 
processo al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i 
produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; 


d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 


10. Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appal- 
tanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti 
di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifi- 
che tecniche definite nel capitolato d’oneri; essi devono 
accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del fabbricante o 
una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 


11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente 
articolo si intendono i laboratori di prova, di calibra- 
tura e gli organismi di ispezione e di certificazione con- 
formi alle norme europee applicabili. 


12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rila- 
sciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 


13. A meno di non essere giustificate dall’oggetto del- 
l’appalto, le specifiche tecniche non possono menzio- 
nare una fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far riferimento a un 
marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a 
una produzione specifica che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. 
Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via 
eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficiente, 
mente precisa e intelligibile dell'oggetto dell’appalto 
non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condi- 
zione che siano accompagnati dall’espressione xo èQui- 
valente». 


Art. 69. 


Condizioni particolari di esecuzione 
del contratto prescritte nel band6 6vnell’invito 


(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38»direttiva 2004/17) 


1. Le stazioni appaltanti posseno esigere condizioni 
particolari per l’esecuzione del-contratto, purché siano 
compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con 
i principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate 
nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure 
senza bando, o nel capitolato d’oneri. 


2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, 
a esigenze sociali o ambientali. 


3. La stazioneappaltante che prevede tali condizioni 
particolari@uò comunicarle all’Autorità, che si pronun- 
cia entro(tfenta giorni sulla compatibilità con il diritto 
comunitafio. Decorso tale termine, il bando può essere 
pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 


4. In sede di offerta gli operatori economici dichia- 
rano di accettare le condizioni particolari, per l’ipotesi 
in cui risulteranno aggiudicatari. 
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Sezione III 


Termini di presentazione delle richieste di invito 
e delle offerte e loro contenuto 


Art. 70. 


Termini di ricezione delle domande.di partecipazione 
e di ricezione delle‘\offerte 


(art. 38, direttiva 2004/18; art&3,)d.P.C.M. n. 55/1991; 
artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. 
n. 157/1995; artt. 79, 60,1, primo periodo; 79, 
commi 3, 4, 7, 8; 81, co, 1\d.P.R. n. 554/1999) 


1. Nel fissare i termini.per la ricezione delle offerte e 
delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti 
tengono conto della complessità della prestazione 
oggetto del contratto e del tempo ordinariamente 
necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispet- 
tano i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 


2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione 
delle offertevnon può essere inferiore a cinquantadue 
giorni decerrenti dalla data di trasmissione del bando 
di gara. 


3<Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate 
con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo 
competitivo, il termine per la ricezione delle domande 
di\partecipazione non può essere inferiore a trentasette 
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando 
di gara. 


4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione 
delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni 
dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte. 


5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e 
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel 
rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche 
ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti 
giorni dalla data di invio dell’invito. 


6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per 
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine 
per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 
sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di 
gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per 
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine 
per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 
ottanta giorni con le medesime decorrenze. 


7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pub- 
blicato un avviso di preinformazione, il termine 
minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure 
aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trenta- 
sei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, 
né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per 
oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. 
Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmis- 
sione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di 
invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure 
ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di 
preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse 
tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato 
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IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili 
al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale 
avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non 
meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi 
prima della trasmissione del bando di gara. 


8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettro- 
nica secondo il formato e le modalità di trasmissione 
precisati nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per 
la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle 
procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione 
delle domande di partecipazione di cui al comma 3, 
nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e 
nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette 
giorni. 


9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettro- 
nica e a decorrere dalla pubblicazione del bando 
secondo l’allegato X, l’accesso libero, diretto e com- 
pleto al capitolato d’oneri e a ogni documento comple- 
mentare, precisando nel testo del bando l’indirizzo 
Internet presso il quale tale documentazione è accessi- 
bile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui 
al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine 
minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, 
nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cin- 
que giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di 
cui al comma 8. 


10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i 
documenti e le informazioni complementari, sebbene 
richiesti in tempo utile da parte degli operatori econé- 
mici, non sono stati forniti entro 1 termini di cui agli 
articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate 
solo a seguito di una visita dei luoghi o previa-Consulta- 
zione sul posto dei documenti allegati al‘capitolato 
d’oneri, i termini per la ricezione delle offertàsono pro- 
rogati in modo adeguato a consentire che.tutti gli ope- 
ratori economici interessati possano4prendere cono- 
scenza di tutte le informazioni necessariè alla prepara- 
zione delle offerte. 


11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure nego- 
ziate con pubblicazione di un4bando di gara, quando 
l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi 
previsti dal presente articolo,7le stazioni appaltanti, 
purché indichino nel bande, di gara le ragioni dell’ur- 
genza, possono stabilire: 


a) un termine perV/la ricezione delle domande di 
partecipazione, nom}inferiore a quindici giorni dalla 
data di pubblicazionedel bando di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla tra- 
smissione del bando alla Commissione; 


b) e, nellevprocedure ristrette, un termine per la 
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, 
ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per 
oggettò anche il progetto esecutivo, decorrente dalla 
data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previ- 
sione non si applica al termine per la ricezione delle 
offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto 
definitivo. 
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12. Nelle procedure negoziate senza bando. hel dia- 
logo competitivo, quando l’urgenza rende-impossibile 
osservare i termini minimi previsti dal*presente arti- 
colo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, 
per quanto possibile, del comma 1. 


Art. 71. 


Termini di invio ai richiedenti débegpitolati d'oneri, docu- 
menti e informazioni complementari nelle procedure 
aperte. 


(art. 39, direttiva 2004/48; \art. 46, direttiva 2004/17; 
art. 3, d.P.C.M. n.(55/1991; art. 6, commi 3 e 4, 
d.lgs. n. 358/1992;/art-7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/ 
1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appal- 
tanti non offrone-per via elettronica, ai sensi dell’arti- 
colo 70, comma 9, l’accesso libero, diretto e completo 
al capitolato \d’oneri e ad ogni documento comple- 
mentare,i capitolati d’oneri e i documenti comple- 
mentari Seno inviati agli operatori economici entro 
sei giérhi dalla ricezione della loro domanda, a con- 
dizione,Che quest’ultima sia stata presentata in tempo 
utile prima della scadenza del termine di presenta- 
zione delle offerte. 


2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le 
informazioni complementari sui capitolati d’oneri e sui 
documenti complementari sono comunicate dalle 
amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello 
competente ai sensi dell’articolo 9, almeno sei giorni 
prima della scadenza del termine stabilito per la rice- 
zione delle offerte. 


Art. 72. 


Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, docu- 
menti e informazioni complementari nelle procedure 
ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo. 


(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, 
d.lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; 
artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure nego- 
ziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l’invito 
ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nel- 
l’articolo 67: 


a) una copia del capitolato d’oneri, o del docu- 
mento descrittivo o di ogni documento complementare, 
ivi compresa eventuale modulistica; 


b) oppure l’indicazione dell’accesso al capitolato 
d’oneri, al documento descrittivo e a ogni altro docu- 
mento complementare, quando sono messi a diretta 
disposizione per via elettronica, ai sensi dell’arti- 
colo 70, comma 9. 


2. Quando il capitolato d’oneri, il documento descrit- 
tivo, 1 documenti complementari, sono disponibili 
presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante 
che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero 
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presso lo sportello di cui all’articolo 9, l’invito precisa 
l’indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, 
se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale 
richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento 
della somma dovuta per ottenere detti documenti. L’uf- 
ficio competente invia senza indugio detti atti agli ope- 
ratori economici, non appena ricevutane la richiesta. 


3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le 
informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sul 
documento descrittivo o sui documenti complementari, 
sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo 
sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno 
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito 
per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure 
ristrette o negoziate urgenti, di cui all’articolo 70, 
comma 11, tale termine è di quattro giorni. 


Art. 73. 


Forma e contenuto delle domande di partecipazione 


1. Le domande di partecipazione che non siano pre- 
sentate per telefono, hanno forma di documento carta- 
ceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale 
o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77. 


2. Dette domande contengono gli elementi prescritti 
dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per 
identificare il candidato e il suo indirizzo, e la proce- 
dura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e 
sono corredate dei documenti prescritti dal bando. 


3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi 
essenziali di cui al comma 2 nonché gli eleménti/e i 
documenti necessari o utili per operare la Selezione 
degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di 
proporzionalità in relazione all’oggetto deleontratto e 
alle finalità della domanda di partecipazione. 


4. La prescrizione dell’utilizzo di méduli predisposti 
dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle 
offerte non può essere imposta a pèna di esclusione. 


5. Si applicano 1 commi 6 e 7 dell’articolo 74. 


Art. 74. 


Forma e contenuto delle offerte 


1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o 
elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o 
digitale, secondo ledforme di cui all’articolo 77. 


2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal 
bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in 
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offe- 
rente e il suo, indirizzo e la procedura cui si riferiscono, 
le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le 
dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di parteci- 
pazione. 

3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano 
diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti 
dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle 
offerte non costituisce causa di esclusione. 
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4 Le offerte sono corredate dei documentiprescritti 
dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri. 


5. Le stazioni appaltanti richiedono “gli elementi 
essenziali di cui al comma 2, nonché glisaltri elementi e 
documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di 
proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e 
alle finalità dell’offerta. 


6. Le stazioni appaltanti nor richiedono documenti e 
certificati per i quali le norme>vigenti consentano la 
presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi 1 con- 
trolli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette 
dichiarazioni. 

7.S1 applicano l’articoto 18, comma 2, legge 7 agosto 
1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
e successive modificazioni e integrazioni. 


Art. 75. 
Garanzie a corredo dell'offerta 


(art. 30} co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, 
coi 1l*quater, legge n. 109/1994 come novellato dal- 
Kart/ 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/ 
1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005) 


1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due 
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’in- 
vito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente. 


2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offe- 
rente, in contanti o in titoli del debito pubblico garan- 
titi dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministra- 
zione aggiudicatrice. 


3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’arti- 
colo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti- 
vità di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- 
stero dell’economia e delle finanze. 


4. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 


5. La garanzia deve avere validità per almeno cen- 
tottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia 
con termine di validità maggiore o minore, in rela- 
zione alla durata presumibile del procedimento, e pos- 
sono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dal- 
l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la 
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento 
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della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiu- 
dicazione, su richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura. 


6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata auto- 
maticamente al momento della sottoscrizione del con- 
tratto medesimo. 


7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rin- 
novo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accre- 
ditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi signi- 
ficativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di 
tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede 
di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 


8. L’offerta è altresi corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’ar- 
ticolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. 


9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica 
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede conte- 
stualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comun- 
que entro un termine non superiore a trenta giorni dal- 
l’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto 
il termine di validità della garanzia. 


Art. 76. 
Varianti progettuali in sede di offerta 


(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva-2004/17; 
art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgsn? 157/1995) 


1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del- 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni 
appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presen- 
tare varianti. 


2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara 
se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indi- 
cazione, le varianti non sénoyautorizzate. 


3. Le stazioni appaltantr che autorizzano le varianti 
menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi 
che le varianti devono Tispettare, nonché le modalità 
per la loro presentazione. 


4. Esse prendono in considerazione soltanto le 
varianti che rispofidono ai requisiti minimi da esse pre- 
scritti. 


5. Nelle-procedure di affidamento di contratti relativi 
a servizi © forniture, le stazioni appaltanti che abbiano 
autorizzato varianti non possono respingere una 
variante per il solo fatto che, se accolta, configure- 
rebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché 
un appalto pubblico di forniture o un appalto di forni- 
ture anziché un appalto pubblico di servizi. 
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Sezione IV 


Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai 
candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, 
comunicazioni 


Art. 77. 
Regole applicabili alle comunicazioni 


(art. 42, direttiva 2004/18; art»48, direttiva 2004/17; 
artt. 6, co. 6; 7, commi 7,0, 11, d.lgs. n. 358/1992; 
artt. 9, co. 5-bis; 10, coîmmi 10, 11, 11-bis, d.lgs. 
n. 157/1995; art. 18, cos$s, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, 
co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n) 554/1999) 


1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di infor- 
mazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici 
possono avvenirè, a scelta delle stazioni appaltanti, 
mediante posta, “mediante fax, per via elettronica ai 
sensi dei conîmiy5 e 6, per telefono nei casi e alle condi- 
zioni di cui.alcomma 7, o mediante una combinazione 
di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione pre- 
scelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il 
bando»mell’invito alla procedura. 


2° IV mezzo di comunicazione scelto deve essere 
comunemente disponibile, in modo da non limitare l’ac- 
cesso degli operatori economici alla procedura di aggiu- 
dicazione. 


3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di 
informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare 
l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle 
domande di partecipazione e di non consentire alle sta- 
zioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle 
offerte e delle domande di partecipazione prima della 
scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 


4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti 
possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, 
anche alla presentazione diretta delle offerte e delle 
domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato 
nel bando o nell’invito. 


5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o accon- 
sentano alle comunicazioni per via elettronica, gli stru- 
menti da utilizzare per comunicare per via elettronica, 
nonché le relative caratteristiche tecniche, devono 
essere di carattere non discriminatorio, comunemente 
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano 
soggetti tenuti all’osservanza del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digi- 
tale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 
(istituzione del sistema pubblico di connettività e della 
rete internazionale della pubblica amministrazione, a 
norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, 
n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti 
legislativi e successive modificazioni, e delle relative 
norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli 
scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudi- 
catrici e operatori economici deve avvenire tramite 
posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48, 
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del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem- 
bre 2000, n. 445. 


6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettro- 
nica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica 
delle domande di partecipazione si applicano le 
seguenti regole: 


a) le informazioni concernenti le specifiche neces- 
sarie alla presentazione di offerte e domande di parteci- 
pazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, 
sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i 
dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle 
domande di partecipazione sono conformi ai requisiti 
dell’allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legi- 
slativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti 
tenute alla sua osservanza; 


b) le offerte presentate per via elettronica possono 
essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica 
digitale come definita e disciplinata dal decreto legisla- 
tivo 7 marzo 2005, n. 82; 


c) per la prestazione dei servizi di certificazione in 
relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in 
relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si 
applicano le norme sui certificatori qualificati e sul 
sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 


d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che 
documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ‘ai 
requisiti di partecipazione di cui agli articoli da, 38 a 
46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sonio*dispo- 
nibili in formato elettronico, siano presentati. informa 
cartacea prima della scadenza del termine previsto per 
la presentazione delle offerte o delle domande di parte- 
cipazione. 


7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande 
di partecipazione alle procedure di‘aggiudicazione di 
contratti pubblici si applicano le regole seguenti: 


a) le domande di partecipazione possono essere 
presentate, a scelta dell’operatorè economico, per tele- 
fono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, 
telex, fax; 


b) le domande di<‘partecipazione presentate per 
telefono devono essere»gonfermate, prima della sca- 
denza del termine previsto per la loro ricezione, per 
iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; 


c) le domande’ di partecipazione possono essere 
presentate per Viarelettronica, con le modalità stabilite 
dal presente‘articolo, solo se consentito dalle stazioni 
appaltanti; 


d) lè stazioni appaltanti possono esigere che le 
domande di partecipazione presentate mediante telex o 
mediante fax siano confermate per posta o per via elet- 
tronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale 
esigenza e il termine entro il quale deve essere soddi- 
sfatta. 
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Art. 78. 
Verbali 


(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r:d. n. 2440/1923; 
art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art.31, commi4 e 5, 
d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co.(4, d.lgs. n. 157/1995; 
art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Per ogni contratto, ogni àèecordo quadro e ogni isti- 
tuzione di un sistema dinamico di acquisizione, le sta- 
zioni appaltanti redigoho un verbale contenente 
almeno le seguenti informazioni: 


a) il nome 7esl'indirizzo dell’amministrazione 
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, del- 
l’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisi- 
zione; 


b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in 
considerazione e i motivi della scelta; 


©) ivhomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i 
motivi dell’esclusione; 


d) 1 motivi dell’esclusione delle offerte giudicate 
anmormalmente basse; 


e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione 
della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte 
dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario 
intende subappaltare a terzi; 


f) nel caso di procedure negoziate previo e senza 
bando, le circostanze, previste dal presente codice, che 
giustificano il ricorso a dette procedure; 


g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, 
previste dal presente codice, che giustificano il ricorso 
a tale procedura; 


h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministra- 
zione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a con- 
cludere un accordo quadro o a istituire un sistema dina- 
mico di acquisizione. 


2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione 
del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordina- 
menti. 


3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessa- 
rie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in 
particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digi- 
tale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo 
svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte 
con mezzi elettronici. 


4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comuni- 
cati alla Commissione, su richiesta di quest’ultima. 
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Art. 79. 


Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni 
e le aggiudicazioni 


(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 
2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 
2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 
n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; 
art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, 
co. 10, legge n. 62/2005) 


1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente 
1 candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo 
alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudica- 
zione di un appalto, o all'ammissione in un sistema 
dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della 
decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero 
di non aggiudicare un appalto per il quale è stata 
indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, 
ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisi- 
zione. 


2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 


a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto 
della candidatura; 


b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto 
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, 
commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza 
o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i 
servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti 
funzionali; 


c) ad ogni offerente che abbia presentato un’of- 
ferta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell}of- 
ferta selezionata e il nome dell’offerente cui è ,stato 
aggiudicato il contratto o delle parti dell’accOrdo qua- 
dro. 


3. Le informazioni di cui al comma/i)e di cui al 
comma 2 sono fornite: 


a) su richiesta scritta della parte/interessata; 
b) per iscritto; 


c) il prima possibile e comunquenon oltre quindici 
giorni dalla ricezione della domanda scritta. 


4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivata- 
mente omettere talune informazioni relative all’aggiu- 
dicazione dei contratti, allaconclusione di accordi qua- 
dro o all'ammissione ad,un sistema dinamico di acquisi- 
zione, di cui al comma 1; qualora la loro diffusione 
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’inte- 
resse pubblico, pregiùdichi i legittimi interessi commer- 
ciali di operatori/@conomici pubblici o privati o dell’o- 
peratore economico cui è stato aggiudicato il contratto, 
oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza 
tra questi. 

S. In ogni caso l’amministrazione comunica di 
ufficio: 

a)\l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a cinque giorni, all’ag- 
giudicatario, al concorrente che segue nella graduato- 
ria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 
ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia 
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stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso 
l’esclusione, o sono in termini per presentare detta 
impugnazione; 


b) Vesclusione, ai candidati e agli‘offerenti esclusi, 
tempestivamente e comunque entro.un termine non 
superiore a cinque giorni dall’esclustone. 


Art. 80. 
Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni 


(art. 29, co. 2,W/n. 109/1994) 


1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di 
bandi e avvisi, nonch@.le"spese relative a inviti e comu- 
nicazioni devono essére inserite nel quadro economico 
dello schema di contratto, tra le somme a disposizione 
della stazione appaltante. 


Sezione V 


Criteri di selezione delle offerte 
e.verifica delle offerte anormalmente basse 


Art. 81. 
Criteri per la scelta dell'offerta migliore 


(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; 
art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; 
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative relative alla 
remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è 
selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 


2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui 
alcomma 1, quello più adeguato in relazione alle carat- 
teristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel 
bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 
sarà applicato per selezionare la migliore offerta. 


3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con- 
tratto. 


Art. 82. 
Criterio del prezzo più basso 


(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; 
art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; 
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; 
artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, è determinato come segue. 


2.Il bando di gara stabilisce: 


a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipu- 
lare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elen- 
co prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta 
a prezzi unitari; 
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b) se il prezzo più basso, per 1 contratti da stipu- 
lare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’im- 
porto dei lavori posto a base di gara ovvero mediante 
offerta a prezzi unitari. 

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a 
misura, il prezzo più basso è determinato mediante 
offerta a prezzi unitari. 

4. Le modalità applicative del ribasso sull’elenco 
prezzi e dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal 
regolamento. 


Art. 83. 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 


(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; 
art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; 
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Quando il contratto è affidato con il criterio del- 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di 
gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, perti- 
nenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del 
contratto, quali, a titolo esemplificativo: 

a) il prezzo; 

b) la qualità; 

c) il pregio tecnico; 

d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 

e) le caratteristiche ambientali; 

f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 

g) la redditività; 

h) il servizio successivo alla vendita; 

i) l'assistenza tecnica; 

1) la data di consegna ovvero il terminedi\conse- 
gna o di esecuzione; 

m) Vimpegno in materia di pezzi di ritambio; 

n) la sicurezza di approvvigionamento} 

o) in caso di concessioni, altresida durata del con- 
tratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di 
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 

2.Il bando di gara ovvero, ineaso di dialogo compe- 
titivo, il bando o il documento»descrittivo, elencano i 
criteri di valutazione e precisano la ponderazione rela- 
tiva attribuita a ciascuno di éssi, anche mediante una 
soglia, espressa con un valore numerico determinato, 
in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello 
massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia 
deve essere appropriato. 

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponde- 
razione di cui al\eomma 2 impossibile per ragioni 
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capito- 
lato d’oneri,4ox\in caso di dialogo competitivo, nel 
bando o neldocumento descrittivo, l'ordine decrescente 
di importanza dei criteri. 

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione pre- 
scelto prevede, ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi 
o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia 
in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, 
provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o 
la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di 
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redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative.specifica- 
zioni, che verranno indicati nel bando di gara: La com- 
missione giudicatrice, prima dell’apertura ‘delle buste 
contenenti le offerte, fissa in via generale » criteri moti- 
vazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio 
e suberiterio di valutazione il punteggio tra il minimo 
e il massimo prestabiliti dal bando: 


5. Per attuare la ponderazione ovcomunque attribuire 
il punteggio a ciascun elemento’dell’offerta, le stazioni 
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di 
individuare con un unico. parametro numerico finale 
l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabi- 
lite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e 
forniture e, ove occorra,.con modalità semplificate per 
servizi e forniture. Al tegolamento, per i servizi, tiene 
conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal 
decreto del Presîdente del Consiglio dei Ministri 
18 novembre 2005, in quanto compatibili con il pre- 
sente codice. 


Art. 84. 


Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione 
con‘lcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 


(art 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999) 


1. Quando la scelta della migliore offerta avviene 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantag- 
giosa, la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal 
regolamento. 


2. La commissione, nominata dall’organo della sta- 
zione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, è composta da un 
numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto. 


3. La commissione è presieduta da un dirigente della 
stazione appaltante, nominato dall’organo competente. 


4. I commissari diversi dal Presidente non devono 
aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al con- 
tratto del cui affidamento si tratta. 


5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito 
cariche di pubblico amministratore non possono essere 
nominati commissari relativamente a contratti affidati 
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato 
servizio. 


6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario 
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giu- 
dicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione 
previste dall’articolo 51 cod. proc. civ.. 


8. I commissari diversi dal presidente sono selezio- 
nati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso 
di accertata carenza in organico di adeguate professio- 
nalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento 
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in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i com- 
missari diversi dal presidente sono scelti con un criterio 
di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 


a) professionisti, con almeno dieci anni di iscri- 
zione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un 
elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite 
dagli ordini professionali; 


b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di 
un elenco, formato sulla base di rose di candidati for- 
nite dalle facoltà di appartenenza. 


9. Gli elenchi di cui al comma $ sono soggetti ad 
aggiornamento almeno biennale. 


10. La nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del ter- 
mine fissato per la presentazione delle offerte. 


11. Le spese relative alla commissione sono inserite 
nel quadro economico del progetto tra le somme a 
disposizione della stazione appaltante. 


12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a 
seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annul- 
lamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è 
riconvocata la medesima commissione. 


Art. 85. 
Ricorso alle aste elettroniche 


(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; 
d.P.R. n. 101/2002) 


1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate pre- 
vio bando, quando ricorrono le condizioni di euî al 
comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che 
l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvénga attra- 
verso un’asta elettronica. 


2. Alle condizioni di cui al comma?3ge stazioni 
appaltanti possono stabilire di ricorrere all’asta elettro- 
nica in occasione del rilancio del confronto competitivo 
fra le parti di un accordo quadro, è.dell’indizione di 
gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione. 

3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate 
quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate 
in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispon- 
denti alle specifiche definite nel bando di gara sia effet- 
tuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla 
base di elementi quantificabili in modo tale da essere 
espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti 
non possono ricorrere alle aste elettroniche abusiva- 
mente o in modo‘tale da impedire, limitare o distorcere 
la concorrenza-0 comunque in modo da modificare 
l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli 
altri atti di gara. 


4. L’astaèeléttronica riguarda: 


a)(unicamente i prezzi, quando l’appalto viene 
aggiudicato al prezzo più basso; 

b) iprezzi e i valori degli elementi dell’offerta indi- 
cati negli atti di gara, quando l’appalto viene aggiudi- 
cato all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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5. Il ricorso ad un’asta elettronica per /'aggiudica- 
zione dell’appalto deve essere espressamente indicato 
nel bando di gara. 


6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti 
specifiche informazioni: 
a) gli elementi i cui valori sono.oggetto di valuta- 
zione automatica nel corso dell’asta elettronica; 
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori 
degli elementi dell’offerta, comèsndicati nelle specifiche 
dell’appalto; 


c) le informazioni che/Saranno messe a disposi- 
zione degli offerenti nel:cerso dell’asta elettronica con 
eventuale indicazione del momento in cui saranno 
messe a loro disposizione; 


d) le informazioni riguardanti lo svolgimento del- 
l’asta elettronica; 

e) le condizioni alle quali gli offerenti possono 
effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi 
eventualmente richiesti per il rilancio; 


f) leinformazioni riguardanti il dispositivo elet- 
tronico Utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecni- 
che di(collegamento. 


7Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni 
appaltanti effettuano una prima valutazione completa 
delle’ offerte pervenute con le modalità stabilite nel 
bando di gara e in conformità al criterio di aggiudica- 
zione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i 
soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono 
invitati simultaneamente per via elettronica a presen- 
tare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni 
informazione necessaria al collegamento individuale 
al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e 
l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica si 
svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima 
di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio 
degli inviti. 

8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito 
di cui al comma 7 è corredato del risultato della valuta- 
zione completa dell’offerta dell’offerente interessato, 
effettuata conformemente alla ponderazione di cui 
all’articolo 83, comma 2. L’invito precisa, altresì, la 
formula matematica che determina, durante l’asta elet- 
tronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei 
nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa for- 
mula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti 
per determinare l’offerta economicamente più vantag- 
giosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; 
a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedente- 
mente espresse con un valore determinato. Qualora 
siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve 
essere fornita una formula matematica separata per la 
relativa ponderazione. 


9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appal- 
tanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti 
almeno le informazioni che consentano loro di cono- 
scere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le 
stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulte- 
riori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati 
da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. 
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Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi 
momento, annunciare il numero di partecipanti alla 
relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso 
può essere resa nota l’identità degli offerenti durante 
lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione. 


10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta 
elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente 
fissate. 


11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, 
le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi 
dell’articolo 81, in funzione dei risultati dell’asta 
elettronica. 


12. Il regolamento stabilisce: 
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il 
ricorso alle aste elettroniche; 


b) irequisiti e le modalità tecniche della procedura 
di asta elettronica; 


c) le condizioni e le modalità di esercizio del 
diritto di accesso agli atti della procedura di asta elet- 
tronica, nel rispetto dell’articolo 13. 


13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di 
cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire 
di ricorrere a procedure di gara interamente gestite 
con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento 
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 


Art. 86. 


Criteri di individuazione 
delle offerte anormalmente basse 


(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art.,91, 
co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/4992; 
art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n.158/1995) 


1. Nei contratti di cui al presente codicé, quando il 
criterio di aggiudicazione è quello del preZzo. più basso, 
le stazioni appaltanti valutano la congruitàdelle offerte 
che presentano un ribasso pari o supértore alla media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arroton- 
dato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte 
di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incre- 
mentata dello scarto medio aritmetico dei ribassi per- 
centuali che superano la predetta media. 


2. Nei contratti di cui Ah\presente codice, quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economi- 
camente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valu- 
tano la congruità delle offerte in relazione alle quali 
sia i punti relativi alprezzo, sia la somma dei punti rela- 
tivi agli altri elernenti di valutazione, sono entrambi 
pari o superiori al’ quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara. 

3. In ogniCaso le stazioni appaltanti possono valu- 
tare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad ele- 
menti spécifici, appaia anormalmente bassa. 

4. Il(comma 1 non si applica quando il numero delle 
offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le sta- 
zioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3. 


5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, 
delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 rela- 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 100 


tive alle voci di prezzo che concorrono a fofmare l’im- 
porto complessivo posto a base di gara. H-bando o la 
lettera di invito precisano le modalità di*presentazione 
delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni 
richieste e prodotte non sia sufficiente adVéescludere l’in- 
congruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede 
all’offerente di integrare i documenti ‘giustificativi pro- 
cedendo ai sensi degli articoli 8%.e' 88. All’esclusione 
potrà provvedersi solo all’esito-dell’ulteriore verifica, 
in contraddittorio. 


ArtX87. 
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse 


(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; 
art. 21, co. 1-bisXlegge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. 
n. 358/1992; art25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. 
n. 158/1995; art) unico, legge n. 327/2000) 


1. Quando»un0offerta appaia anormalmente bassa, la 
stazione appaltante richiede all’offerente le giustifica- 
zioni, eventùalmente necessarie in aggiunta a quelle 
già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti 
in metito agli elementi costitutivi dell’offerta mede- 
sima. 

2, Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e 
di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a 
titolo esemplificativo: 


a) l'economia del procedimento di costruzione, del 
processo di fabbricazione, del metodo di prestazione 
del servizio; 


b) le soluzioni tecniche adottate; 

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 
dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i 
prodotti, o per prestare i servizi; 

d) Voriginalità del progetto, dei lavori, delle forni- 
ture, dei servizi offerti; 

e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicu- 
rezza e condizioni di lavoro; 


f) l'eventualità che l’offerente ottenga un aiuto 
di Stato; 


g) il costo del lavoro come determinato periodica- 
mente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti 
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali; in man- 
canza di contratto collettivo applicabile, il costo del 
lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo 
del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione. 

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a 
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla 
legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli 
oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso 
d’asta in conformità all’articolo 131, nonché al piano 
di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa 
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stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In rela- 
zione a servizi e forniture, nella valutazione dell’anoma- 
lia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi 
alla sicurezza, che devono essere specificamente indi- 
cati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e 
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 


5. La stazione appaltante che accerta che un’offerta è 
anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto 
un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo 
solo motivo unicamente se, consultato l’offerente, que- 
st’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine 
stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici 
giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legal- 
mente. Quando la stazione appaltante respinge un’of- 
ferta in tali circostanze, ne informa tempestivamente 
la Commissione. 


Art. 88. 


Procedimento di verifica e di esclusione 
delle offerte anormalmente basse 


(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; 
art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999) 


1. La richiesta di giustificazioni è formulata per 
iscritto e può indicare le componenti dell’offerta rite- 
nute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o 
congiuntamente, invitare l’offerente a dare tutte le giu- 
stificazioni che ritenga utili. 


2. All’offerente è assegnato un termine non inferibre 
a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustifica- 
zioni richieste. 


3. La stazione appaltante, se del caso mediante una 
commissione costituita secondo i criteri fissati dal rego- 
lamento di cui all’articolo 5, esamina gli elementi costi- 
tutivi dell’offerta tenendo conto delle. giustificazioni 
fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, 
se resi necessari o utili a seguito»di tale esame, asse- 
gnando un termine non inferiore-a Cinque giorni lavora- 
tivi. 

4. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessiva- 
mente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente 
con un anticipo non infetioré a cinque giorni lavorativi 
e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 


5. Se l’offerente non st presenta alla data di convoca- 
zione stabilita, la /stàzione appaltante può prescindere 
dalla sua audizione» 


6. La stazionevappaltante esclude l’offerta che, in 
base all’esamerdegli elementi forniti, risulta, nel suo 
complesso;4inaffidabile. 


7. La stazione appaltante sottopone a verifica la 
prima (migliore offerta, se la stessa appaia anormal- 
mente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa 
maniera progressivamente nei confronti delle succes- 
sive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta non anomala. 
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Art. 89. 
Strumenti di rilevazione della congruità“dei prezzi 


(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, 
d.P.R. n. 573/1994) 


1. AI fine di stabilire il prezzo basènei bandi o inviti, 
di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, 
nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormal- 
mente bassa, laddove non si applica il criterio di cui 
all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono 
conto del miglior prezzo ditmercato, ove rilevabile. 


2. Salvo quanto previste dall’articolo 26, comma 2, 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento 
le stazioni appaltantinprendono in considerazione i 
costi standardizzatiX determinati dall’Osservatorio ai 
sensi dell’articolos7; gli elenchi prezzi del Genio civile, 
nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normal- 
mente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, 
eventuali rilèvazioni statistiche e ogni altro elemento 
di conoscenza. 


3. Nella predisposizione delle gare di appalto le sta- 
zioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore 
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo 
del ‘lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, 
comma 2, lettera g). 


4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e 
le’province autonome di Trento e di Bolzano provve- 
dono in base alle loro competenze. 


Capo IV 
PROGETTAZIONE E CONCORSI DI PROGETTAZIONE 


Sezione I 


Progettazione interna ed esterna 
livelli della progettazione 


Art. 90. 


Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni 
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici 


(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) 


1. Le prestazioni relative alla progettazione prelimi- 
nare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla dire- 
zione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico- 
amministrativo alle attività del responsabile del proce- 
dimento e del dirigente competente alla formazione del 
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 

b) dagli uffici consortili di progettazione e di dire- 
zione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e 
unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie 
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti 
di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli 
articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

c) dagli organismi di altre pubbliche amministra- 
zioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avva- 
lersi per legge; 
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d) da liberi professionisti singoli od associati nelle 
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e suc- 
cessive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli 
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di 
beni mobili e delle superfici decorate di beni architetto- 
nici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni cul- 
turali ai sensi della vigente normativa; 

e) dalle società di professionisti; 

f) dalle società di ingegneria; 

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai 
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si appli- 
cano le disposizioni di cui all’articolo 37 in quanto 
compatibili; 

h) da consorzi stabili di società di professionisti e 
di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 
da non meno di tre consorziati che abbiano operato 
nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per 
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che 
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo 
le previsioni del comma 1 dell’articolo 36. E vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini 
della partecipazione alle gare per l’affidamento di inca- 
richi di progettazione e attività tecnico-amministrative 
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di inge- 
gneria e architettura realizzato da ciascuna società con- 
sorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è 
incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36, 
comma 6, della presente legge; al consorzi stabili di 
società di professionisti e di società di ingegneria si 
applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 36, 
commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253, comma 8. 

2. Si intendono per: 

a) società di professionisti le società costituite 
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professional; nelle 
forme delle società di persone di cui ai capi IB.III e IV 
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero 
nella forma di società cooperativa di cuiLalrcapo I del 
titolo VI del libro quinto del codice civile»che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze; "progettazioni 
o direzioni dei lavori, valutazioni di ‘congruità tecnico- 
economica o studi di impatto ambientale. I soci delle 
società agli effetti previdenziali sono assimilati ai pro- 
fessionisti che svolgono l’attività in forma associata ai 
sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, 
n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contri- 
buto integrativo previsto dallé norme che disciplinano 
le rispettive Casse di previdenza di categoria cui cia- 
scun firmatario del progètto fa riferimento in forza 
della iscrizione obbligàtoria al relativo albo professio- 
nale. Detto contributo-dovrà essere versato pro quota 
alle rispettive Casse Secondo gli ordinamenti statutari 
e i regolamenti vigetiti; 

b) societàdiingegneria le società di capitali di cui 
ai capi V, VI 6&VH del titolo V del libro quinto del codice 
civile ovvero) nella forma di società cooperative di cui 
al capo I;del titolo VI del libro quinto del codice civile 
che non-abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che ese- 
guono‘studi di fattibilità, ricerche, consulenze, proget- 
tazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai 
corrispettivi relativi alle predette attività professionali 
si applica il contributo integrativo qualora previsto 
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dalle norme legislative che regolano la Cassa/di previ- 
denza di categoria cui ciascun firmatario.del progetto 
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al 
relativo albo professionale. Detto contributo dovrà 
essere versato pro quota alle rispettive, Casse secondo 
gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 


3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e 
tecnici che devono possedere le-società di cui al 
comma 2 del presente articolo: 


4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, 
lettere a), 5) e c), sono firmati da dipendenti delle 
amministrazioni abilitatialllesercizio della professione. 
I pubblici dipendenti chè abbiano un rapporto di lavoro 
a tempo parziale non‘possono espletare, nell’ambito 
territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi pro- 
fessionali per conto“di pubbliche amministrazioni di 
cui all’articolo 4, Secomma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001%n)165, e successive modificazioni, se 
non conseguenti ai rapporti d’impiego. 

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la 
stipulazioneYper intero, a carico delle stazioni appal- 
tanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi 
di natura)professionale a favore dei dipendenti incari- 
cati della progettazione. Nel caso di affidamento della 
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a 
carico dei soggetti stessi. 


6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affi- 
dare la redazione del progetto preliminare, definitivo 
ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico- 
amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti 
di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e kh), in caso di 
carenza in organico di personale tecnico, ovvero di dif- 
ficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei 
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso 
di lavori di speciale complessità o di rilevanza architet- 
tonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre 
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, 
che richiedono l’apporto di una pluralità di compe- 
tenze, casi che devono essere accertati e certificati dal 
responsabile del procedimento. 


7. Indipendentemente dalla natura giuridica del sog- 
getto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo 
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti pro- 
fessionali, personalmente responsabili e nominativa- 
mente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni pro- 
fessionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’of- 
ferta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra 
le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento defi- 
nisce le modalità per promuovere la presenza anche di 
giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi 
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di proget- 
tazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento del- 
l’incarico deve essere dimostrata la regolarità contribu- 
tiva del soggetto affidatario. 


8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non 
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di 
lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti 0 cot- 
timi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di 
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di 
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lavori pubblici, subappalti e cottimi non può parteci- 
pare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situa- 
zioni di controllo e di collegamento si determinano 
con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 
del codice civile. I divieti di cui al presente comma 
sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico 
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgi- 
mento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli 
affidatari di attività di supporto alla progettazione e 
ai loro dipendenti. 


Art. 91. 
Procedure di affidamento 
(art. 17, legge n. 109/1994) 


1. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di 
cui all’articolo 90 di importo pari o superiore a 
100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla 
parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i sog- 
getti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposi- 
zioni ivi previste. 

2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore 
alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati 
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del 
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere 
d), e), f), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei prin- 
cipi di non discriminazione, parità di trattamento, pro- 
porzionalità e trasparenza, e secondo la procedura pre- 
vista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad 
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei. 

3. In tutti gli affidamenti di cui al presentesatticolo 
l’affidatario non può avvalersi del subappalto; fatta 
eccezione per le attività relative alle indagini geologi- 
che, geotecniche e sismiche, a sondaggi,).a rilievi, a 
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio; Con l’esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per là sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque 
impregiudicata la responsabilità del progettista. 

4. Le progettazioni definitiva, ed esecutiva sono di 
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o pri- 
vato, salvo che in senso contrario sussistano particolari 
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. 
In tal caso occorre l’acéettazione, da parte del nuovo 
progettista, dell’attività_ progettuale precedentemente 
svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i 
livelli di progettazione; fermo restando che l’avvio di 
quello esecutivo/festa sospensivamente condizionato 
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla pro- 
gettazione definitiva. 


5. Quandelaàprestazione riguardi la progettazione di 
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architetto- 
nico, ambientale, storico-artistico e conservativo, non- 
ché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via 
prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del 
concorso di progettazione o del concorso di idee. 


6. Nel caso in cui il valore delle attività di progetta- 
zione e direzione lavori superi complessivamente la 
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soglia di applicazione della direttiva comunitaria in 
materia, l’affidamento diretto della direzionè&dei lavori 
al progettista è consentito soltanto ove/espressamente 
previsto dal bando di gara della progettazione. 


7.1 soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori 
di cui alla parte III del codice, possonò affidare le pro- 
gettazioni nonché le connesse attività’ tecnico-ammini- 
strative per lo svolgimento delle procedure per l’affida- 
mento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla 
citata parte III, direttamente a Società di ingegneria di 
cui all’articolo 90, comma I»ettera f), che siano da 
essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta per 
cento della cifra d’affar@media realizzata dalle predette 
società nell’Unione europea negli ultimi tre anni derivi 
dalla prestazione di,servizi al soggetto da cui esse sono 
controllate. Le sitiazioni di controllo si determinano 
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. 

8. E vietato l’affidamento di attività di progettazione, 
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di sup- 
porto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre 
procedure “diverse da quelle previste dal presente 
codice. 


Art. 92. 
Corrispettivi e incentivi per la progettazione 


(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 
legge n. 266/2005) 


1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono 
subordinare la corresponsione dei compensi relativi 
allo svolgimento della progettazione e delle attività tec- 
nico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento 
del finanziamento dell’opera progettata. Nella conven- 
zione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e 
progettista incaricato sono previste le condizioni e le 
modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferi- 
mento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 
2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini 
dell’individuazione dell'importo stimato il conteggio 
deve ricomprendere tutti 1 servizi, ivi compresa la dire- 
zione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso 
progettista esterno. 

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Mini- 
stro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con 
proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività 
che possono essere espletate dai soggetti di cui al 
comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe 
previste per le categorie professionali interessate. I cor- 
rispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo 
comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, 
n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 mag- 
gio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. 


3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono 
calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da 
porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote 
che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo 
in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote 
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle 
tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso 
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a 
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, 
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anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, 
e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per 
le attività di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 
nonché le attività del responsabile di progetto e le atti- 
vità dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti 
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la 
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata 
per il progetto di massima e per il preventivo somma- 
rio; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota 
fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione 
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preven- 
tivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per 
1 capitolati e i contratti. 

4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bîis dell’arti- 
colo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, 
n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo 
comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, 
n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 mag- 
gio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. 


5. Una somma non superiore al due per cento del- 
l'importo posto a base di gara di un’opera o di un 
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere 
direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, 
comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, 
con le modalità e i criteri previsti in sede di contratta- 
zione decentrata e assunti in un regolamento adottato 
dall’amministrazione, tra il responsabile del procedi, 
mento e gli incaricati della redazione del progetto, dél 
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del col- 
laudo, nonché tra 1 loro collaboratori. La pereentuale 
effettiva, nel limite massimo del due per centonè stabi- 
lita dal regolamento in rapporto all’entità e“alla com- 
plessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene 
conto delle responsabilità professionali4connesse alle 
specifiche prestazioni da svolgere. Le quotéè parti della 
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non 
sono svolte dai predetti dipendenti, ‘in quanto affidate 
a personale esterno all’organico dell'amministrazione 
medesima, costituiscono economie, I soggetti di cui 
all’articolo 32, comma 1, lettere. d) e c), possono adot- 
tare con proprio provvedimento analoghi criteri. 


6. Il trenta per cento della tariffa professionale rela- 
tiva alla redazione di un,atte di pianificazione comun- 
que denominato è ripartito, con le modalità e i criteri 
previsti nel regolamente.tra i dipendenti dell’ammini- 
strazione aggiudicatrice,che lo abbiano redatto. 


7. A valere sugli ‘stanziamenti iscritti nei capitoli 
delle categorie X è XI del bilancio dello Stato, le 
amministrazioni. competenti destinano una quota 
complessiva non superiore al dieci per cento del totale 
degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla ste- 
sura dei pregetti preliminari, nonché dei progetti defi- 
nitivi ed ‘esecutivi, incluse indagini geologiche e geo- 
gnostiche,) studi di impatto ambientale od altre rileva- 
zioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di 
coordinamento e dei piani generali di sicurezza 
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 ago- 
sto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei 
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progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento 
alla normativa sopravvenuta dei progetti.già esistenti 
d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’in- 
teresse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analo- 
ghi criteri adottano per i propri bilanciMle regioni e le 
province autonome, qualora non vieabbiano già prov- 
veduto, nonché i comuni e le province e i loro con- 
sorzi. Per le opere finanziate dai.comuni, province e 
loro consorzi e dalle regioni/attraverso il ricorso al 
credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare 
anche quote relative alle spèse’di cui al presente arti- 
colo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario. 


Art. 93. 


Livelli dellaprogettazione per gli appalti 
e perle concessioni di lavori 


(art) 16, legge n. 109/1994) 


1. La progettazione in materia di lavori pubblici si 
articola, nél rispetto dei vincoli esistenti, preventiva- 
mente agcertati, laddove possibile fin dal documento 
preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo 
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preli- 
minare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: 

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle fina- 
lità relative; 

b) la conformità alle norme ambientali e urbani- 
stiche; 

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, defi- 
niti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 


2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e 
grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma 
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente svilup- 
pati. Il responsabile del procedimento nella fase di pro- 
gettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia 
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le 
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o 
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 


3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche 
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esi- 
genze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da for- 
nire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni 
della scelta della soluzione prospettata in base alla 
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche 
con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei 
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, 
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata 
attraverso le indispensabili indagini di prima approssi- 
mazione, dei costi, da determinare in relazione ai bene- 
fici previsti, nonché in schemi grafici per l’individua- 
zione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da rea- 
lizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire 
l’avvio della procedura espropriativa. 


4. Il progetto definitivo individua compiutamente i 
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei cri- 
teri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabi- 
liti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi 
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizza- 
zioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione 
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descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, 
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e del- 
l’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di 
impatto ambientale ove previsto; in disegni generali 
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratte- 
ristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, 
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi 
quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli 
studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla 
natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preli- 
minari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare 
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed eco- 
nomici previsti in progetto nonché in un computo 
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, 
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, 
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e 1 sondaggi, 
sono condotti fino ad un livello tale da consentire i cal- 
coli preliminari delle strutture e degli impianti e lo svi- 
luppo del computo metrico estimativo. 


5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al pro- 
getto definitivo, determina in ogni dettaglio 1 lavori da 
realizzare e il relativo costo previsto e deve essere svi- 
luppato ad un livello di definizione tale da consentire 
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, 
qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto 
è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli ese- 
cutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati 
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali par- 
ticolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, 
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico esti- 
mativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redattò 
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi 
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, 
di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che 
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltime- 
trici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete 
dei servizi del sottosuolo. Il progetto esècutivo deve 
essere altresì corredato da apposito piano di manuten- 
zione dell’opera e delle sue parti da,redigersi nei ter- 
mini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradua- 
lità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5. 


6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza 
dell’opera, il regolamento, con°riferimento alle catego- 
rie di lavori e alle tipologie diintervento e tenendo pre- 
senti le esigenze di gestione eXdi manutenzione, stabili- 
sce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei 
vari livelli di progettazione. 


7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione 
dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi 
e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progetta- 
zione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei 
piani generali di.sicurezza quando previsti ai sensi del 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri rela- 
tivi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a 
definire gliselementi necessari a fornire il progetto ese- 
cutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi 
e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo 
di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno 
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione 
dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o 
nei bilanci delle stazioni appaltanti. 
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8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il 
coordinamento dell’esecuzione dei lavori» tenendo 
conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare 
attenzione, nel caso di interventi urbani) ai problemi 
della accessibilità e della manutenzione degli impianti 
e dei servizi a rete. 


9. L’accesso per l’espletamento\delle indagini e delle 
ricerche necessarie all’attività di progettazione è auto- 
rizzato ai sensi dell’articolo 1$/ del d.P.R. $ giugno 
2001, n. 327. 


Art 94. 


Livelli della progettazione per gli appalti 
di servizi e forniture e requisiti dei progettisti 


1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei 
progetti nella materia degli appalti di servizi e forni- 
ture, nonché \Y fequisiti di partecipazione e qualifica- 
zione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del 
presente“codice. 


Art. 95. 


Verifica preventiva dell’interesse archeologico 
in sede di progetto preliminare 


(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 
conv. nella legge n. 109/2005) 


1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, 
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere 
sottoposte all’applicazione delle disposizioni del pre- 
sente codice in materia di appalti di lavori pubblici, 
le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente 
territorialmente competente, prima dell’approvazione, 
copia del progetto preliminare dell’intervento o di uno 
stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi com- 
presi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche 
preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, 
con particolare attenzione ai dati di archivio e biblio- 
grafici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’os- 
servazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia 
del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointer- 
pretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elabo- 
rano tale documentazione mediante i dipartimenti 
archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti 
in possesso di diploma di laurea e specializzazione in 
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai 
relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 93, 
comma 7 del presente codice e relativa disciplina rego- 
lamentare. La trasmissione della documentazione suin- 
dicata non è richiesta per gli interventi che non compor- 
tino nuova edificazione o scavi a quote diverse da 
quelle già impegnate dai manufatti esistenti. 


2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali 
è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti 
gli interessati, degli istituti archeologici universitari e 
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dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. 
Con decreto del Ministro per i beni e le attività cultu- 
rali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti 
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i 
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque preve- 
dendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti 
interessati. 


3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli ele- 
menti trasmessi e delle ulteriori informazioni disponi- 
bili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle 
aree oggetto di progettazione, può richiedere motivata- 
mente, entro il termine di novanta giorni dal ricevi- 
mento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di 
cui al comma I, la sottoposizione dell’intervento alla 
procedura prevista dai commi 6 e seguenti. 


4. In caso di incompletezza della documentazione 
trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto 
qualora il soprintendente segnali con modalità analiti- 
che detta incompletezza alla stazione appaltante entro 
dieci giorni dal ricevimento della suddetta documenta- 
zione. In caso di documentata esigenza di approfondi- 
menti istruttori il soprintendente richiede le opportune 
integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della 
progettazione e alle caratteristiche dell’intervento da 
realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le 
conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni 
e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, 
ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a 
disposizione il periodo di tempo non trascorso o 
comunque almeno quindici giorni, per formulare la 
richiesta di sottoposizione dell’intervento alla proce- 
dura prevista dall’articolo 96. 


5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile 
il ricorso amministrativo di cui all’articoloW46 del 
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al, decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 


6. Ove il soprintendente non richiedaà\Wl’attivazione 
della procedura di cui all’articolo 96 nel termine di cui 
al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con 
esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è pos- 
sibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove 
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di 
nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che indu- 
cano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti 
archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e 
le attività culturali procède, contestualmente alla 
richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di 
avvio del procedimento»dì verifica o di dichiarazione 
dell’interesse culturale &i sensi degli articoli 12 e 13 del 
codice dei beni culturali e del paesaggio. 


7.I commi da 1 a6 non si applicano alle aree archeo- 
logiche e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 
del codice dei.béni culturali e del paesaggio, per i quali 
restano fermi 1’poteri autorizzatori e cautelari previsti 
dal predetto ©odice, ivi compresa la facoltà di prescri- 
vere l’eseeuzione, a spese del committente dell’opera 
pubbliéa, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i 
poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonché i 
poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di 
interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, 
lettera m), del medesimo codice. 
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Art. 96. 


Procedura di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico 


(articoli 2-quater e 2-quinquies db n. 63/2005 
conv. nella legge n. 109/2005) 


1. La procedura di verifica@preventiva dell’interesse 
archeologico si articola in4due’ fasi costituenti livelli 
progressivi di approfondimento dell’indagine archeolo- 
gica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è 
subordinata all’emersione’ di elementi archeologica- 
mente significativi all’èsito della fase precedente. La 
procedura di verifica/preventiva dell’interesse archeolo- 
gico consiste nel eompimento delle indagini e nella 
redazione dei documenti integrativi del progetto di cui 
alle seguenti lettere: 


a) prima‘fase, integrativa della progettazione pre- 
liminare: 


1) esecuzione di carotaggi; 
2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 


3) saggi archeologici tali da assicurare una suffi- 
ciente campionatura dell’area interessata dai lavori; 


b) seconda fase, integrativa della progettazione 
definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di 
scavi, anche in estensione. 


2. La procedura si conclude con la redazione della 
relazione archeologica definitiva, approvata dal soprin- 
tendente di settore territorialmente competente. La 
relazione contiene una descrizione analitica delle inda- 
gini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e 
detta le conseguenti prescrizioni: 


a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce 
direttamente l’esigenza di tutela; 


b) contesti che non evidenziano reperti leggibili 
come complesso strutturale unitario, con scarso livello 
di conservazione per i quali sono possibili interventi di 
reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealiz- 
zazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 


c) complessi la cui conservazione non può essere 
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata 
mediante l’integrale mantenimento in sito. 


3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici 
nell’ambito della procedura di cui al presente articolo il 
responsabile del procedimento può motivatamente 
ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica 
territorialmente competente, i livelli di progettazione, 
nonché i contenuti della progettazione, in particolare 
in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti pro- 
gettuali già comunque acquisiti agli atti del procedi- 
mento. 
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4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, 
la procedura di verifica preventiva dell’interesse 
archeologico si considera chiusa con esito negativo e 
accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nel- 
l’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla 
lettera 5) del comma 2, la soprintendenza detta le 
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, 
la conservazione e la protezione dei rinvenimenti 
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela 
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rin- 
venimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lette- 
ra c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei 
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area 
interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni 
e le attività culturali avvia il procedimento di dichia- 
razione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice 
dei beni culturali e del paesaggio. 


5. La procedura di verifica preventiva dell’interesse 
archeologico è condotta sotto la direzione della soprin- 
tendenza archeologica territorialmente competente. 
Gli oneri sono a carica della stazione appaltante. 


6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività cul- 
turali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad 
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla proce- 
dura di cui al presente articolo. 


7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al 
presente articolo, il direttore regionale competente 
per territorio del Ministero per i beni e le attività cul- 
turali, su proposta del soprintendente di settore; entro 
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’ar- 
ticolo 95, stipula un apposito accordo cond’ammini- 
strazione appaltante per disciplinare le forMe%vdi coor- 
dinamento e di collaborazione con il responsabile del 
procedimento e con gli uffici dell’amministrazione 
procedente. Nell’accordo le amministiazioni possono 
graduare la complessità della procedùra di cui al pre- 
sente articolo, in ragione della tipolegia e dell’entità 
dei lavori da eseguire, anche ridueendo le fasi e 1 con- 
tenuti del procedimento. L’accordo disciplina altresi 
le forme di documentazione “e. /di divulgazione dei 
risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione 
dei dati raccolti, la produziéne di forme di edizioni 
scientifiche e didattiche eventuali ricostruzioni vir- 
tuali volte alla comprensione funzionale dei complessi 
antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate 
alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini 
svolte. 


8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica 
preventiva dell'interesse archeologico per le opere di 
loro competenza” sulla base di quanto disposto dall’arti- 
colo 95 e dai commi che precedono del presente arti- 
colo. 


9. Alle finalità di cui all’articolo 95 e dei commi che 
precedono del presente articolo le Province autonome 
di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle 
competenze previste dallo statuto speciale e dalle rela- 
tive norme di attuazione. 
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Sezione II 


Procedimento di approvazione dei progetti 
e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi 


Art. 97. 


Procedimento di approvazione)dei progetti 


1. L'approvazione dei progetti da parte delle ammini- 
strazioni viene effettuata in conformità alle norme det- 
tate dalla legge 7 agosto 1990,n. 241 e alle disposizioni 
statali e regionali che regolano la materia. Si applicano 
le disposizioni in matefia di conferenza di servizi det- 
tate dagli articoli 14-bi$e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241. 


Art. 98. 


Effetti dell'approvazione dei progetti 
ai fini urbanistici ed espropriativi 


(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994) 


1{Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli 
effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici 
ed.espropriativi. 


2. AI fine di accelerare la realizzazione di infrastrut- 
ture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare 
la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approva- 
zione dei progetti definitivi da parte del consiglio comu- 
nale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. 


Sezione III 
Concorsi di progettazione 
Art. 99. 
Ambito di applicazione e oggetto 


(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 


1.I concorsi di progettazione sono indetti secondo la 
presente sezione: 


a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate 
nell’allegato IV come autorità governative centrali, a 
partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro; 


b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’alle- 
gato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 
211.000 euro; 


c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una 
soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi 
di progettazione hanno per oggetto servizi della catego- 
ria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni 
della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai 
numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o 
servizi elencati nell’allegato II B. 
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2. La presente sezione si applica: 


a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto 
di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici 
di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono 
premi di partecipazione o versamenti a favore dei par- 
tecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il 
valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico 
di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipa- 
zione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla 
lettera 5), la «soglia» è il valore complessivo dei premi 
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto del- 
l’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe 
essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione 
appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando 
di concorso. 


3. Nel concorso di progettazione relativo al settore 
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente pro- 
getti o piani con livello di approfondimento pari a 
quello di un progetto preliminare, salvo quanto dispo- 
sto dall’articolo 109. Qualora il concorso di progetta- 
zione riguardi un intervento da realizzarsi con il 
sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta 
ideativa contiene anche la redazione di uno studio eco- 
nomico finanziario per la sua costruzione e gestione. 


4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore 
e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti 
meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal 
regolamento. 


5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti 
acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vinci- 
tore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti 
dal bando, possono essere affidati con procedufa négo- 
ziata senza bando i successivi livelli di progettazione. 
Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere 
stabiliti nel bando. 


Art. 100. 
Concorsi di progettazione esclusi 


(art. 68, direttiva 2004/18; art,-62direttiva 2004/17) 


1. Le norme di cui alla presente sezione non si appli- 
cano: 


a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circo- 
stanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o 
che esigono particolari\misure di sicurezza), 18 (appalti 
aggiudicati in base/a_mnorme internazionali), 22 (con- 
tratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni); 


b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in 
merito alla qualel’applicabilità dell’articolo 219, comma 1, 
sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il 
suddetto comma sia considerato applicabile, conforme- 
mente ai commi 9 e 10 di tale articolo; 


c)\ai)concorsi di progettazione di servizi di cui 
alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti 
che esercitano una o più delle attività di cui agli artico- 
li da 208 a 213 e che sono destinati all’esercizio di tale 
attività. 
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Art. 101. 


Disposizioni generali 
sulla partecipazione ai concorsi di progettazione 


(art. 66, direttiva 2004/18) 


1. L'ammissione dei partecipafiti ai concorsi di pro- 
gettazione non può essere limitata: 


a) al territorio di un solo Stato membro o a una 
parte di esso; 


b) per il fatto che,ssecondo la legislazione dello 
Stato membro in cui si(svolge il concorso, i partecipanti 
debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 


2. Sono ammessi a»partecipare ai concorsi di proget- 
tazione, per i laVori, i soggetti di cui all’articolo 90, 
comma 1, lettere 4), e), f), g), h). Il regolamento sta- 
bilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progetta- 
zione per servizi e forniture. 


Art. 102. 
Bandi e avvisi 


(art. 69, direttiva 2004/18) 


1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un 
concorso di progettazione rendono nota tale intenzione 
mediante un bando di concorso. 


2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un con- 
corso di progettazione inviano un avviso in merito ai 
risultati del concorso in conformità all’articolo 66 e 
devono essere in grado di comprovare la data di invio. 
Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non proce- 
dere alla pubblicazione delle informazioni relative 
all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui 
divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia con- 
traria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi inte- 
ressi commerciali di imprese pubbliche o private 
oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale 
tra 1 prestatori di servizi. 


3. In conformità all’articolo 66, comma 15, le sta- 
zioni appaltanti possono pubblicare secondo le moda- 
lità di cui ai commi che precedono avvisi o bandi con- 
cernenti concorsi di progettazione non soggetti agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. 


Art. 103. 


Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi 
e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione 


(art. 70, direttiva 2004/18) 


1. I bandi e gli avvisi di cui all’articolo 102 conten- 
gono le informazioni indicate nell’allegato IX D, in base 
ai modelli di formulari adottati dalla Commissione. 


2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conforme- 
mente all’articolo 66, commi 2 e seguenti. 
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Art. 104. 
Mezzi di comunicazione 
(art. 71, direttiva 2004/18) 


1. L’articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le 
comunicazioni relative ai concorsi di progettazione. 


2. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di 
informazioni sono realizzati in modo da garantire 
l’integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi infor- 
mazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da 
non consentire alla commissione giudicatrice di pren- 
dere visione del contenuto dei piani e dei progetti 
prima della scadenza del termine previsto per la loro 
presentazione. 

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei 
progetti si applicano le seguenti regole: 

a) le informazioni concernenti le specifiche neces- 
sarie alla presentazione di piani e progetti per via elet- 
tronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere 
messe a disposizione degli interessati. Inoltre, 1 disposi- 
tivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti 
devono essere conformi ai requisiti dell’allegato XII, 
nel rispetto, altresi, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua 
osservanza; 


b) per la prestazione dei servizi di certificazione in 
relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si 
applicano le norme sui certificatori qualificati e sul 
sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 


Art. 105. 
Selezione dei concorrenti 
(art. 72, direttiva 2004/18) 


1. Nell’espletamento dei concorsi diprogettazione le 
stazioni appaltanti applicano procedureconformi alle 
disposizioni della parte II del presente.codice. 


2. Nel caso in cui ai concorsi*diyprogettazione sia 
ammessa la partecipazione di n numero limitato di 
partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri 
di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di 
garantire di garantire un’èffettiva concorrenza il 
numero di candidati invitàti a partecipare non può 
essere inferiore a dieci. 


Art. 106. 
Composizioîtedella commissione giudicatrice 
(art, 73, direttiva 2004/18) 


1. Alla eoemmissione giudicatrice si applicano le 
disposizionidi cui all’articolo 84, nei limiti di compati- 
bilità. 

2. Sé ai partecipanti a un concorso di progettazione è 
richiesta una particolare qualifica professionale, 
almeno un terzo dei membri della commissione deve 
possedere la stessa qualifica o una qualifica equiva- 
lente. 
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Art. 107. 
Decisioni della commissione giudicatrice 
(art. 74, direttiva 2004/18) 


1. La commissione giudicatrice opéra con autonomia 
di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai 
candidati in forma anonima e unicamente sulla base 
dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anoni- 
mato dev'essere rispettato sinò )alla conclusione dei 
lavori della commissione; salvo il disposto del 
comma 3. 


2. La commissione redige,un verbale, sottoscritto da 
tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle 
scelte effettuate in ordihe'ai meriti di ciascun progetto, 
le osservazioni pertinenti e tutti 1 chiarimenti necessari 
al fine di dare conto delle valutazioni finali . 


3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a 
rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha 
indicato nelxprocesso verbale allo scopo di chiarire 
qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un verbale 
completo-del dialogo tra i membri della commissione 
giudicatrice e i candidati. 


Art. 108. 
Concorso di idee 


(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999) 


1. Le norme della presente sezione trovano applica- 
zione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi 
di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta 
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un 
congruo premio. 


2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i sog- 
getti ammessi ai concorsi di progettazione, anche 1 lavo- 
ratori subordinati abilitati all’esercizio della profes- 
sione e iscritti al relativo ordine professionale secondo 
l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto 
delle norme che regolano il rapporto di impiego, con 
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che 
bandisce il concorso. 


3. Il concorrente predispone la proposta ideativa 
nella forma più idonea alla sua corretta rappresenta- 
zione. Per i lavori, nel bando non possono essere richie- 
sti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti 
per il progetto preliminare. Il termine di presentazione 
della proposta deve essere stabilito in relazione all’im- 
portanza e complessità del tema e non può essere infe- 
riore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto 0 
ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 

5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in pro- 
prietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale 
definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a 
base di un concorso di progettazione o di un appalto 
di servizi di progettazione. A detta procedura sono 
ammessi a partecipare 1 premiati qualora in possesso 
dei relativi requisiti soggettivi. 

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del 
concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di 
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progettazione, con procedura negoziata senza bando, a 
condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel 
bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di 
capacità tecnico professionale ed economica previsti nel 
bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 


Art. 109. 


Concorsi in due gradi 


(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554/1999) 


1. In caso di intervento di particolare rilevanza e 
complessità la stazione appaltante può procedere 
all’esperimento di un concorso di progettazione artico- 
lato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la 
presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i 
soggetti individuati attraverso la valutazione di propo- 
ste di idee presentate nella prima fase e selezionate 
senza formazione di graduatorie di merito e assegna- 
zione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso 
dei requisiti previsti, può essere affidato l’incarico della 
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che 
detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti 
nel bando. 


2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motiva- 
zione, possono procedere all’esperimento di un con- 
corso in due gradi, il primo avente ad oggetto la pre- 
sentazione di un progetto preliminare e il secondo 
avente ad oggetto la presentazione di un progetto defi- 
nitivo. Il bando può altresì prevedere l’affidamento 
diretto dell’incarico relativo alla progettazioné.defini- 
tiva al soggetto che abbia presentato il migliore pro- 
getto preliminare. 


Art. 110. 


Concorsi sotto soglia 


1. I concorsi di progettazione e\WConcorsi di idee di 
importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere 
espletati nel rispetto dei principi’ del Trattato in tema 
di trasparenza, parità di trattàmento, non discrimina- 
zione e proporzionalità. 


Sezione IV 
Garanzie everifiche della progettazione 
Art. 111. 


Garanziè,che devono prestare i progettisti 


(art$,30, comma 5, legge n. 109/1994) 


1. Néi contratti relativi a lavori, il progettista o i pro- 
gettisti ificaricati della progettazione posta a base di 
gara e in ogni caso della progettazione esecutiva 
devono essere muniti, a far data dall’approvazione 
rispettivamente del progetto posto a base di gara e del 
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progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità 
civile professionale per i rischi derivanti.dallo svolgi- 
mento delle attività di propria competenza, per tutta la 
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certifi- 
cato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista 
o dei progettisti deve coprire, oltre«alle nuove spese di 
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione 
appaltante deve sopportare per lèvarianti di cui all’ar- 
ticolo 132, comma 1, lettera é},, resesi necessarie in 
corso di esecuzione. La garanziàyè prestata per un mas- 
simale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei 
lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per 
lavori di importo inferiore’alla soglia di cui all’arti- 
colo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un 
massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo 
dei lavori progettati»Con il limite di 2 milioni e 500 mila 
euro, per lavori diimporto pari o superiore alla soglia 
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. 
La mancata presèritazione da parte dei progettisti della 
polizza di gafanzia esonera le amministrazioni pubbli- 
che dal pagamento della parcella professionale. 

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di 
importe pari o superiore a un milione di euro, il regola- 
mentodisciplina la garanzia che devono prestare i pro- 
gettisti)nel rispetto del comma 1, nei limiti della com- 
patibilità. 


Art. 112. 
Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori 


(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 
19, comma 1-ter, legge n. 109) 


1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti 
verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel 
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali 
ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la 
loro conformità alla normativa vigente. 


2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione 
dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima 
dell’inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti 
aventi ad oggetto l’esecuzione e la progettazione esecu- 
tiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione definitiva 
ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di 
quello definitivo redatti a cura della stazione appal- 
tante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di 
affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offe- 
rente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei 
lavori. 

3. Nel caso di opere di particolare pregio architetto- 
nico, al fine di accertare l’unità progettuale, il respon- 
sabile del procedimento, nei modi disciplinati dal rego- 
lamento, prima dell’approvazione del progetto e in 
contraddittorio con il progettista, verifica la confor- 
mità del progetto esecutivo o definitivo rispettiva- 
mente, al progetto definitivo o preliminare. Al con- 
traddittorio partecipa anche il progettista autore del 
progetto posto a base della gara, che si esprime in 
ordine a tale conformità. 

4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispon- 
denza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle 
risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
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5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di 
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da 
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma 
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 


b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di 
euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici 
delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto 
da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti 
dispongano di un sistema interno di controllo di qua- 
lità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento; 


c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica 
del progetto deve essere munito di una polizza indenni- 
taria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività di propria competenza. 


6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di 
verifica dei progetti eventualmente richiesti nei con- 
tratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei com- 
mi che precedono, in quanto compatibili. 


Capo V 
PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Art. 113. 
Garanzie di esecuzione e coperture assicurative 
(art. 30, commi 2, 2-biîs, 2-ter, legge n. 109/1994) 


1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituife 
una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassòvd’a- 
sta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia sùperiore al 
20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 


2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa 
di cui al comma 1 deve prevedere ‘espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinunciavall’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, delNeodice civile, nonché 
l’operatività della garanziawmedesima entro quindici 
giorni, a semplice richiestà, scritta della stazione 
appaltante. 

3. La garanzia fideiussòria di cui al comma 1 è pro- 
gressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nektimite massimo del 75 per cento 
dell’iniziale impofto»garantito. Lo svincolo, nei ter- 
mini e per le entità anzidetti, è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, daparte dell'appaltatore o del concessionario, 
degli statindi avanzamento dei lavori o di analogo 
documento,in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 
25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svinco- 
lato secondo la normativa vigente. Sono nulle le even- 
tuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato 
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati 
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di avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei>confronti 
dell’impresa per la quale la garanzia è pfestata. 

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’ac- 
quisizione della cauzione provvisoria di cui all’arti- 
colo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiu- 
dica l'appalto o la concessione al concorrente che segue 
nella graduatoria. 


5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od ine- 
satto adempimento e cessa..di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolar&esecuzione. 


Art. 114. 


Varianti infeorso di esecuzione del contratto 


1. Fermo quanto disposto dall’articolo 76, le varianti 
in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei 
casi stabilitt dal presente codice. 


2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, 
nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei 
contratti misti che comprendono anche servizi o forni- 
ture; \sono consentite varianti in corso di esecuzione, 
nel\rispetto dell’art. 132, in quanto compatibile. 


Art. 115. 
Adeguamenti dei prezzi 
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993) 


1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o conti- 
nuativa relativi a servizi o forniture debbono recare 
una clausola di revisione periodica del prezzo. La revi- 
sione viene operata sulla base di una istruttoria con- 
dotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni 
e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, 
comma 4, lettera c) e comma 5. 


Art. 116. 
Vicende soggettive dell'’esecutore del contratto 
(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994) 


1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, 
fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di con- 
tratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei con- 
fronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il ces- 
sionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta tra- 
sformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto 
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’ar- 
ticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documen- 
tato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
dal presente codice. 

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appal- 
tante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situa- 
zione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni 
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di 
cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni. 
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3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative 
vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di peri- 
colosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al 
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti 
di cui al comma 1 producono, nei confronti delle sta- 
zioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla 
legge. 


4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si 
applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di 
azienda da parte degli organi della procedura concor- 
suale, se compiuto a favore di cooperative costituite o 
da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gen- 
naio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la 
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di 
soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a 
seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subor- 
dinato oppure che si trovino in regime di cassa integra- 
zione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 
della legge 23 luglio 1991, n. 223. 


Art. 117. 
Cessione dei crediti derivanti dal contratto 


(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 


1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, 
n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti 
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori ‘di 
cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di proget- 
tazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di 
crediti possono essere effettuate a banche xinterme- 
diari finanziari disciplinati dalle leggi in materia banca- 
ria e creditizia, il cui oggetto sociale prevedal’esercizio 
dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che 
sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti 
devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrit- 
tura privata autenticata e devonò\essere notificate alle 
amministrazioni debitrici. 


3. Le cessioni di crediti daxcorrispettivo di appalto, 
concessione, concorso di pregettazione, sono efficaci e 
opponibili alle stazionitappaltanti che sono ammini- 
strazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con 
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 
entro quindici giorni*dalla notifica della cessione. 


4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipu- 
lato o in atto sparato contestuale, possono preventiva- 
mente accettarevla cessione da parte dell’esecutore di 
tutti o di parte dei crediti che devono venire a matura- 
zione. 


5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notifi- 
cata la cèssione può opporre al cessionario tutte le ecce- 
zioni opponibili al cedente in base al contratto relativo 
a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo 
stipulato. 
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Art. 118. 
Subappalto e attività che non costituisconò-subappalto 


(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; 
art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 
1992, n. 358; art. 18, decreto legrstativo 17 marzo 
1995, n. 157; art. 21, decreto Tegislativo 17 marzo 
1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994) 


1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente 
codice sono tenuti a seguirà in proprio le opere o i 
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il 
contratto non può essere Ceduto, a pena di nullità, salvo 
quanto previsto nell’articolo 116. 


2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel 
progetto e nel bafidòvdi gara le singole prestazioni e, 
per i lavori, lascategoria prevalente con il relativo 
importo, nonché.lé ulteriori categorie, relative a tutte 
le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con 
il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavora- 
zioni, a qhalsiasi categoria appartengano, sono subap- 
paltabili ‘e, affidabili in cottimo, ferme restando le 
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipo- 
tesi il\divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, 
peri quanto riguarda la categoria prevalente, con il 
regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, 
in misura eventualmente diversificata a seconda delle 
Gategorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 
trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota 
è riferita all’importo complessivo del contratto. L’affi- 
damento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle 
seguenti condizioni: 


1) chei concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidata- 
rio, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di 
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che intendono subappaltare o concedere in 
cottimo; 


2) che l’affidatario provveda al deposito del con- 
tratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative prestazioni; 


3) che al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario 
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso 
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualifica- 
zione prescritti dal presente codice in relazione alla pre- 
stazione subappaltata e la dichiarazione del subappal- 
tatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38; 


4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario 
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni. 


3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che 
provvederà a corrispondere direttamente al subappal- 
tatore o al cottimista l’importo dovuto per le presta- 
zioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto 
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni 
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dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro con- 
fronti, copia delle fatture quietanzate relative ai paga- 
menti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari 
comunicano alla stazione appaltante la parte delle pre- 
stazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, 
con la specificazione del relativo importo e con propo- 
sta motivata di pagamento. 


4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affi- 
date in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti 
per cento. 


5. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del can- 
tiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al 
comma 2, n. 3). 


6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dai con- 
tratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le presta- 
zioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel- 
l'ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tra- 
mite, 1 subappaltatori, trasmettono alla stazione appal- 
tante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
copia del piano di cui al comma 7. L’affidatario e, suo 
tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente 
all’amministrazione o ente committente copia/delvver- 
samenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché 
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 


7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono 
messi a disposizione delle autorità competenti preposte 
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affida- 
tario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subap- 
paltatori operanti nel cantiere, al fine’di rendere gli spe- 
cifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili 
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidata- 
rio. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio, detto obbligo/ncombe al mandatario. Il 
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. 


8. L’affidatario ehè-si avvale del subappalto o del cot- 
timo deve allegare“alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o di collegamento a norma dell’arti- 
colo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto 
o del cottimo Analoga dichiarazione deve essere effet- 
tuata da ‘ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 
raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La 
stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizza- 
zione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricor- 
rano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza 
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che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende con- 
cessa. Per i subappalti o cottimi di importe=4inferiore al 
2 per cento dell’importo delle prestazionminaffidate o di 
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante 
sono ridotti della metà. 


9. L'esecuzione delle prestazioni \affidate in subap- 
palto non può formare oggetto-di ulteriore subappalto. 


10. Le disposizioni dei commiy2, 3, 4, 5, 66,7,8e9sì 
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o 
consorziate non intendoNo.eseguire direttamente le pre- 
stazioni scorporabili, nonché alle associazioni in parte- 
cipazione quando Passociante non intende eseguire 
direttamente le prestàzioni assunte in appalto; si appli- 
cano altresì alle&concessioni per la realizzazione di 
opere pubbliche eagli affidamenti con procedura nego- 
ziata. 

11. Ai fini del presente articolo è considerato subap- 
palto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque*espletate che richiedono l’impiego di manodo- 
pera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento \Vdell’importo delle prestazioni affidate o di 
importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza 
delrcosto della manodopera e del personale sia supe- 
r10re al 50 per cento dell’importo del contratto da affi- 
dare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua 
volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa 
in opera di impianti e di strutture speciali da indivi- 
duare con il regolamento; in tali casi il fornitore o 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, 
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali 
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, 
numero 4). E fatto obbligo all’affidatario di comunicare 
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipu- 
lati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-con- 
traente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati. 


12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le 
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro spe- 
cificità, non si configurano come attività affidate in 
subappalto: 

a) laffidamento di attività specifiche a lavoratori 
autonomi; 

b) la subfornitura a catalogo di prodotti infor- 
matici. 


Art. 119. 


Direzione dell'esecuzione del contratto 


1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto 
lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del 
procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le 
modalità stabilite dal regolamento. 


2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipolo- 
gie e gli importi massimi per i quali il responsabile del 
procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. 
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3. Per 1 servizi e le forniture, il regolamento citato 
individua quelli di particolare importanza, per qualità 
e importo delle prestazioni, per i quali il direttore 
dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto 
diverso dal responsabile del procedimento. 


Art. 120. 
Collaudo 


1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regola- 
mento determina le modalità di verifica della confor- 
mità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con cri- 
teri semplificati per quelli di importo inferiore alla 
soglia comunitaria. 


2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento 
disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplifi- 
cate, in conformità a quanto previsto dal presente 
codice. 


TiToLO II 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 


Art. 121. 


Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla 
soglia comunitaria. 


1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, ser- 
vizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rile£ 
vanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni 
della parte I, della parte IV e della parte V, arnichéè le 
disposizioni della parte II, in quanto non derogate)dalle 
norme del presente titolo. 


2. Ai fini dell’applicazione del comma*%, dell’arti- 
colo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei con- 
tratti pubblici), per le procedure previò,)bando si ha 
riguardo alla data di pubblicazione»déel bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Art. 122; 


Disciplina specifica pet i contratti 
di lavori pubblici sotto soglia 


(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 


1. Ai contratti didavoti pubblici sotto soglia comuni- 
taria non si applicanole norme del presente codice che 
prevedono obblighi\di pubblicità e di comunicazione in 
ambito sovranazionale. 


2. L'avviso, di, preinformazione di cui all’articolo 63, è 
facoltativo*ed è pubblicato sul profilo di committente, 
ove istituito) e sui siti informatici di cui all’articolo 66, 
comma”7, con le modalità ivi previste. 


3. L’avviso sui risultati della procedura di affida- 
mento, di cui all’articolo 65 è pubblicato sul profilo di 
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui 
all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 
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4.I bandi e gli inviti non contengono le/indicazioni 
che attengono ad obblighi di pubblicità e.diteomunica- 
zione in ambito sopranazionale. 


5.I bandi relativi a contratti di importo pari o supe- 
riore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale 
- relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di commit- 
tente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni 
lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti*di cui al decreto del Mini- 
stro dei lavori pubblici 6 ‘aprile 2001, n. 20 e sul sito 
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione 
degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Gli avvisi e 1 bandi Sono altresì pubblicati, non oltre 
cinque giorni lavofativi dopo la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, pet estratto, a scelta della stazione 
appaltante, su alméèno uno dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quoti- 
diani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si ese- 
guono i lavori: I bandi relativi a contratti di importo 
inferiore/à cinquecentomila euro sono pubblicati nel- 
l’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e 
nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici 
connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblica- 
zione,nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comun- 
quexquanto previsto dall’articolo 66, comma 15. 


6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipa- 
zione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati 
e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, 
comma l e comma 10, in tema di regole generali sulla 
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, 
nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 


a) nelle procedure aperte, il termine per la rice- 
zione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
per i contratti di importo pari o superiore a cinquecen- 
tomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo 
pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i 
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro 
non può essere inferiore a ventisei giorni; 


b) nelle procedure ristrette, nelle procedure nego- 
ziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel 
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 
domande di partecipazione, avente la decorrenza di 
cui alla lettera 4), non può essere inferiore a quindici 
giorni; 


c) nelle procedure ristrette, il termine per la rice- 
zione delle offerte, decorrente dalla data di invio del- 
l’invito, non può essere inferiore a venti giorni; 


d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e 
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel 
rispetto delcomma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano 
specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore 
a dieci giorni dalla data di invio dell’invito; 

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per 


oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine 
per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 
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quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando 
di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha 
per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine 
per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 
sessanta giorni con le medesime decorrenze; 


f) nelle procedure aperte, nelle procedure nego- 
ziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando 
del contratto è stata data notizia con l’avviso di prein- 
formazione, il termine di ricezione delle offerte può 
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di 
undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla 
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla 
spedizione della lettera invito; 


g) nelle procedure ristrette e nelle procedure nego- 
ziate con pubblicazione di un bando di gara, quando 
l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi 
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, 
purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’ur- 
genza, possono stabilire un termine per la ricezione 
delle domande di partecipazione, non inferiore a quin- 
dici giorni dalla data di pubblicazione del bando di 
gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione 
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non 
inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche 
il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio del- 
l’invito a presentare offerte. Tale previsione non si 
applica al termine per la ricezione delle offerte, se que- 
ste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 


7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che néi 
casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di 
importo complessivo non superiore a centomila ‘euro. 


8. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comm&1, let- 
tera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione 
primaria di cui all’articolo 1, comma lalettera 5) e 
all’articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, 
n. 847, correlate al singolo intervento edilizio assentito, 
per le quali continua ad applicarsi l’articolo 16, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, e successivemodificazioni. 


9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del 
prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere 
nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una»percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia dinanomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 86; in tal.caso non si applica l’articolo 86, 
comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automa- 
tica non è esercitabilequando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’ar- 
ticolo 86, comma 3. 


Art. 123. 
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori 
(art. 23, legge n. 109/1994) 


1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione 
di lavori di importo inferiore a 750.000, le stazioni 
appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblica- 
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zione di bando, di invitare a presentare offerta almeno 
venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti 
qualificati in relazione ai lavori oggettàdell’appalto, 
individuati tra gli operatori economici4scritti nell’elen- 
co disciplinato dai commi che seguono. 


2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affi- 
dare con la procedura di cui al (comma 1, vanno resi 
noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previ- 
ste per l’avviso di preinformazione, entro il trenta no- 
vembre di ogni anno. 


3. Gli operatori economiei’interessati ad essere invi- 
tati alle procedure di affidamento di cui al comma pre- 
cedente, presentano apposita domanda, entro il quindi- 
ci dicembre successivo 


4.I consorzi e itaggruppamenti temporanei possono 
presentare domanda per essere iscritti in un numero 
massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centot- 
tanta. 

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti 
in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, 
pari a trenta. 


6./È fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato 
elenco/Sia in forma individuale che in forma di compo- 
nénte di un raggruppamento o consorzio, ovvero come 
componente di più di un raggruppamento temporaneo 
© più di un consorzio, ovvero come componente sia di 
Un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 


7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione 
nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in 
sedi locali, le domande e 1 relativi elenchi si riferiscono 
alle singole articolazioni territoriali. 


8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata 
da un’autocertificazione, ai sensi della normativa 
vigente, con cui il richiedente afferma di essere in pos- 
sesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non 
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti 
per l’esecuzione di lavori di pari importo con procedure 
aperte o ristrette. 


9. Le stazioni appaltanti formano l’elenco entro il 
trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui 
domanda sia regolare e corredata dell’autocertifica- 
zione di cui al comma 8. 


10. L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è 
stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indi- 
cata nell’avviso di cui al comma 2. 


11. Le stazioni appaltanti applicano l’articolo 48. 


12. Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati 
secondo l’ordine di iscrizione, sempre che in possesso 
dei requisiti di qualificazione necessari in relazione 
all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulteriori 
inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti 
nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualifi- 
cazione. 


13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservato- 
rio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di 
cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 
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14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato pro- 
gramma informatico, il rispetto del numero massimo 
di iscrizioni e comunica il superamento del numero 
massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto 
alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, ecce- 
dono il numero massimo. 


15. Nell’ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appal- 
tanti sono tenute a cancellare dall’elenco gli iscritti nei 
cui confronti si è verificato il superamento del numero 
massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comuni- 
cazione dell’Osservatorio, e previo avviso agli iscritti 
che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o 
più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo 
di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comu- 
nicate all’Osservatorio. 


16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere 
notizie all’Osservatorio sul numero massimo di iscri- 
zioni. 


Art. 124. 
Appalti di servizi e forniture sotto soglia 
(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994) 


1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si 
applicano le norme del presente codice che prevedono 
obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito 
sovranazionale. 


2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è 
facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente; 
ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, 
comma 7, con le modalità ivi previste. 

3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubbli- 
care l’avviso sui risultati della procedura vi “affida- 
mento, di cui all’articolo 65. 


4.I bandi e gli inviti non contengonode iridicazioni 
che attengono ad obblighi di pubblicità/*e di comunica- 
zione in ambito sopranazionale. 


5. I bandi sono pubblicati nella \Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana - serie speciale - contratti 
pubblici, sui siti informatici diVcui all’articolo 66, 
comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della 
stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla 
pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale. Si applica@comunque, quanto previsto 
dall’articolo 66, comma4d5. 


6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipa- 
zione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati 
e documenti complementari, si applicano gli arti- 
coli 70, comma Iecomma 10, in tema di regole gene- 
rali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento 
dei termini, norithé gli articoli 71 e 72, e inoltre le 
seguenti regole: 


a) nellesprocedure aperte, il termine per la rice- 
zione delle Offerte, decorrente dalla pubblicazione del 
bando(nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana nom può essere inferiore a quindici giorni; 

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure nego- 
ziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel 
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 
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domande di partecipazione, avente la decorrenza di 
cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette 
giorni; 

c) nelle procedure ristrette, il tertaine per la rice- 
zione delle offerte, decorrente dalla«data di invio del- 
l’invito, non può essere inferiore a dieci giorni; 

d) nelle procedure negoziatef con o senza bando, e 
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle 
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel 
rispetto delcomma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano 
specifiche ragioni di urgenza,)non può essere inferiore 
a dieci giorni dalla data di Ifivio dell’invito; 


e) nelle procedure aperte, nelle procedure nego- 
ziate previo bando e4nel”dialogo competitivo, quando 
del contratto è stata data notizia con l’avviso di prein- 
formazione, il termine di ricezione delle offerte può 
essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di 
sette giorni, déeorrenti, nelle procedure aperte, dalla 
pubblicazione.del bando, e per le altre procedure, dalla 
spedizione della lettera invito; 


f) nelle\procedure ristrette e nelle procedure nego- 
ziate con\pubblicazione di un bando di gara, quando 
l’urgenza)rende impossibile rispettare i termini minimi 
previsti,’dal presente articolo, le stazioni appaltanti, 
putche indichino nel bando di gara le ragioni dell’ur- 
genza, possono stabilire un termine per la ricezione 
delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci 
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, 
nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione 
delle offerte non inferiore a cinque giorni. 


7.Il regolamento disciplina, secondo criteri di sem- 
plificazione rispetto alle norme dettate dal presente 
codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- 
professionale ed economico-finanziaria che devono 
essere posseduti dagli operatori economici. 

8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del 
prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere 
nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, 
comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automa- 
tica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’ar- 
ticolo 86, comma 3. 


Art. 125. 
Lavori, servizi e forniture in economia 


(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; 
decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001) 


1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, 
possono essere effettuate: 


a) mediante amministrazione diretta; 
b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 


2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni 
appaltanti operano attraverso un responsabile del pro- 
cedimento ai sensi dell’articolo 10. 
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3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono 
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente 
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle 
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occa- 
sione, sotto la direzione del responsabile del procedi- 
mento. 


4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in 
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a 
terzi. 


5. I lavori in economia sono ammessi per importi non 
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione 
diretta non possono comportare una spesa complessiva 
superiore a 50.000 euro. 


6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da 
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 
specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti cate- 
gorie generali: 


a) manutenzione o riparazione di opere od 
impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme 
e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; 


b) manutenzione di opere o di impianti di importo 
non superiore a 100.000 euro; 


c) interventi non programmabili in materia di 
sicurezza; 


d) lavori che non possono essere differiti, dopo 
l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 


e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 


f) completamento di opere o impianti a seguito 
della risoluzione del contratto o in danno dell’appalta- 
tore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di 
completare i lavori. 


7.1 fondi necessari per la realizzazione di lavori in 
economia possono essere anticipati dalla stazione 
appaltante con mandati intestati al responsabile del 
procedimento, con obbligo di rendicontòfinale. Il pro- 
gramma annuale dei lavori è corredato dell’elenco dei 
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile 
formulare una previsione, ancorché sommaria. 


8. Per lavori di importo pari sùpériore a 40.000 euro e 
fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di traspa- 
renza, rotazione, parità di trattamento, previa consul- 
tazione di almeno cinquèsoperatori economici, se sussi- 
stono in tale numero seggetti idonei, individuati sulla 
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici*predisposti dalla stazione appal- 
tante. Per lavori(dinimporto inferiore a quarantamila 
euro è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile dekprocedimento. 


9. Le formîture e i servizi in economia sono ammessi 
per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lette- 
ra a), è per importi inferiori a 211.000 euro per le sta- 
zioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lette- 
ra b).Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifi- 
che delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso 
meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248. 
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10. L’acquisizione in economia di beni/fe/servizi è 
ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti-di importo 
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate 
con provvedimento di ciascuna stazione’ appaltante, 
con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso 
all'acquisizione in economia è altres®consentito nelle 
seguenti ipotesi: 


a) risoluzione di un precedente rapporto contrat- 
tuale, o in danno del contraenté.inadempiente, quando 
ciò sia ritenuto necessario o°'©onveniente per conseguire 
la prestazione nel termine Previsto dal contratto; 


b) necessità di completare le prestazioni di un 
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possi- 
bile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto 
medesimo; 


c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a 
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more 
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta 
del contraéènte, nella misura strettamente necessaria; 


d)urgenza, determinata da eventi oggettivamente 
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di peri- 
colo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e 
salùte pubblica, ovvero per il patrimonio storico, arti- 
stico, culturale. 


11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 
ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affi- 
damento mediante cottimo fiduciario avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque ope- 
ratori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato 
ovvero tramite elenchi di operatori economici predispo- 
sti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture infe- 
riori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento. 


12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in econo- 
mia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico- 
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo 
affidate con le procedure ordinarie di scelta del con- 
traente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle 
stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che 
ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti 
di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti 
ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 


13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi 
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o 
non periodica, che non ricade nell’ambito di applica- 
zione del presente articolo, può essere artificiosamente 
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle 
acquisizioni in economia. 


14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in 
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente 
articolo, nonché dei principi in tema di procedure di 
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili 
dal presente codice, dal regolamento. 


_ 65 — 
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TiToLO III 


DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI 
RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI 


Capo I 


PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE 
ED ESECUZIONE DEI LAVORI 


Art. 126. 
Ambito di applicazione 
(art. 14, legge n. 109/1994) 


1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli 
appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo. 

2. Le disposizioni in tema di programmazione si 
applicano ai lavori pubblici di singolo importo supe- 
riore a 100.000 euro. 


Art. 127. 
Consiglio superiore dei lavori pubblici 
(art. 6, legge n. 109/1994) 


1. E garantita la piena autonomia funzionale e orga- 
nizzativa, nonché l’indipendenza di giudizio e di valuta- 
zione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale 
massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 


2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministry; 
si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, su materie identiche o affini a4quelle 
già di competenza del Consiglio medesimo, poteri con- 
sultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di 
entrata in vigore del presente codice, siano stativaffidati 
ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il 
medesimo decreto si provvede ad integrare la rappre- 
sentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e 
delle Regioni nell’ambito del ConsigHo superiore dei 
lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la 
composizione dei comitati tecnicisamministrativi, senza 
nuovi o maggiori oneri a caricoWdella finanza pubblica. 
Sono fatte salve le competenze.del Consiglio nazionale 
per 1 beni culturali e ambientàli. 


3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime 
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pub- 
blici di competenza statale, o comunque finanziati per 
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore 
ai 25 milioni di edroynonché parere sui progetti delle 
altre stazioni appaltanti che siano pubbliche ammini- 
strazioni, sempre.superiori a tale importo, ove esse ne 
facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo infe- 
riore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio 
superiore-seno esercitate dai comitati tecnici ammini- 
strativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Tra- 
sporti (SIT). Qualora il lavoro pubblico di importo 
inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di parti- 
colare rilevanza e complessità, il direttore del settore 
infrastrutture sottopone il progetto, con motivata rela- 
zione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 
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4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea gene- 
rale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono 
valide con la presenza di un terzo dei componenti e i 
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto 
favorevole della maggioranza assolutà” dei presenti 
all’adunanza. 


5. Il Consiglio superiore dei lavori\pubblici esprime il 
parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione 
del progetto. Decorso tale términe, il procedimento 
prosegue prescindendo dal parete omesso e l’ammini- 
strazione motiva autonomamente l’atto amministrativo 
da emanare. 


Art. 128. 
Programmdzione dei lavori pubblici 
(artxd4, legge n. 109/1994) 


1. L’attività disrealizzazione dei lavori di cui al pre- 
sente codice»di., singolo importo superiore a 100.000 
euro si svolge)sulla base di un programma triennale e 
di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni 
aggiudiéatrici predispongono e approvano, nel rispetto 
dei decùmenti programmatori, già previsti dalla nor- 
mativa yvigente, e della normativa urbanistica, unita- 
mentev all'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso. 


2. Il programma triennale costituisce momento 
attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei propri bisogni che le amministra- 
zioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle 
loro autonome competenze e, quando esplicitamente 
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità 
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi indivi- 
duano 1 lavori strumentali al soddisfacimento dei pre- 
detti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tec- 
niche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e 
contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni inter- 
vento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti 
di sostenibilità ambientale, socio-economiche, ammini- 
strative e tecniche. In particolare le amministrazioni 
aggiudicatrici individuano con priorità 1 bisogni che 
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di 
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscet- 
tibili di gestione economica. Lo schema di programma 
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pub- 
blici, prima della loro approvazione, mediante affis- 
sione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici 
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventual- 
mente mediante pubblicazione sul profilo di commit- 
tente della stazione appaltante. 


3. Il programma triennale deve prevedere un ordine 
di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere 
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recu- 
pero del patrimonio esistente, di completamento dei 
lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché 
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finan- 
ziamento con capitale privato maggioritario. 

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i 
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto 
dall’articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di 


2-5-2006 


diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, 
previo esperimento di una gara; tali beni sono classifi- 
cati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di 
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica 
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione 
catastale e ipotecaria. 


5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attua- 
zione ai lavori previsti dal programma triennale devono 
rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli 
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, 
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute dispo- 
sizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti 
amministrativi adottati a livello statale o regionale. 


6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è 
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 
1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno stu- 
dio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o supe- 
riore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della 
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’arti- 
colo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i 
quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accom- 
pagnata dalla stima sommaria dei costi. 

7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, 
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferi- 
mento all’intero lavoro sia stata elaborata la progetta- 
zione almeno preliminare e siano state quantificate le 
complessive risorse finanziarie necessarie per la realiz- 
zazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministra- 
zione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale 
ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la fun; 
zionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto. 


8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi 
nell’elenco annuale devono essere conformi ag ,$tru- 
menti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli éntirlocali 
siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, \decorso 
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla 
normativa vigente per la loro adozionegè*fino all’ado- 
zione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi 
contributo o agevolazione dello Stato, in materia di 
lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità delle dispo- 
sizioni di cui agli articoli 9, 10, 1tee-19 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di 
cui all’articolo 34 del decreto» egislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 


9. L'elenco annuale prédisposto dalle amministra- 
zioni aggiudicatrici deve*essere approvato unitamente 
al bilancio preventivo, dir cui costituisce parte inte- 
grante, e deve contenerèl’indicazione dei mezzi finan- 
ziari stanziati sullostato di previsione o sul proprio 
bilancio, ovvero (disponibili in base a contributi o 
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o 
di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di 
previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’arti- 
colo 3 del déèreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inse- 
rito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla 
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi 
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’ammini- 
strazione al momento della formazione dell’elenco, 
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito 
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di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali si appli- 
cano le disposizioni previste dal decreto=legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 


10. I lavori non ricompresi nell’elencovannuale o non 
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo 
periodo, non possono ricevere alcuna forma di finan- 
ziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 


11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad 
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali 
dei lavori sulla base degli sehemi tipo, che sono definiti 
con decreto del Ministro, délle infrastrutture e dei tra- 
sporti e sono pubblicati sul sito informatico del Mini- 
stero delle infrastrutture/e trasporti di cui al decreto 
del Ministro dei lavorbpubblici 6 aprile 2001, n. 20 e 
per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. 


12. I programmi triennali e gli aggiornamenti 
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti 
e da amministrazioni locali e loro associazioni e con- 
sorzi, sonh»altresì trasmessi al CIPE, per la verifica 
della lorò compatibilità con i documenti programma- 
tori vigenti. 


Art. 129. 
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici 


(art. 30, commi 3, 4, 7-bîs, legge n. 109/1994) 


1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e 
dall’articolo 113, l’esecutore dei lavori è altresì obbli- 
gato a stipulare una polizza assicurativa che tenga 
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecu- 
zione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli deri- 
vanti da errori di progettazione, insufficiente progetta- 
zione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 
regolare esecuzione. 


2. Per ilavori il cui importo superi gli ammontari sta- 
biliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, 
con decorrenza dalla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare ese- 
cuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché 
una polizza per responsabilità civile verso terzi, della 
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale 
o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da 
gravi difetti costruttivi. 


3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di 
importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di 
garanzia globale di esecuzione operante per i contratti 
pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avva- 
lersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lette- 
re a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbliga- 
torio per tutti 1 contratti aventi ad oggetto la progetta- 
zione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di 
importo superiore a 75 milioni di euro. 
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Art. 130. 
Direzione dei lavori 
(art. 27, legge n. 109/1994) 


1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto del pre- 
sente codice affidati in appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di 
direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori 
ed eventualmente da assistenti. 


2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non 
possano espletare, nei casi di cui all’articolo 90, 
comma 6, l’attività di direzione dei lavori, essa è affi- 
data nell’ordine ai seguenti soggetti: 

a) altre amministrazioni pubbliche, previa appo- 
sita intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, 
comma 6; 

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal 
presente codice per l’affidamento degli incarichi di pro- 
gettazione. 


Art. 131. 
Piani di sicurezza 
(art. 31, legge n. 109/1994) 


1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e 
delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture 
e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite lé 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiòr- 
mente rappresentative, approva le modifiche che‘si ren- 
dano necessarie al regolamento recato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,,0. 222, in 
materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei 0 
mobili, in conformità alle direttive comunitafie, e alla 
relativa normativa nazionale di recepimento. 


2. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comun- 
que prima della consegna dei lavori,(l’appaltatore od il 
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui 
all’articolo 32: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicu- 
rezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia pre- 
visto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, 
n. 494; 


b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di 
sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non 
sia previsto ai sensi, dél decreto legislativo 14 agosto 
1996, n. 494; 


c) un piano operativo di sicurezza per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsa- 
bilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 
dei lavori, da Considerare come piano complementare 
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 
quando, quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto 
legislativo, 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di 
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando 
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, 
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui 
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alla lettera 5) del comma 2, nonché il pianox6perativo 
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma=2 formano 
parte integrante del contratto di appalto. 0vdi conces- 
sione; i relativi oneri vanno evidenziati ynei bandi di 
gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o 
ripetute violazioni dei piani stessi da-parte dell’appalta- 
tore o del concessionario, previa-formale costituzione 
in mora dell’interessato, costituiseono causa di risolu- 
zione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 
stabilisce quali violazioni della*sicurezza determinano 
la risoluzione del contrattonda parte della stazione 
appaltante. Il direttore diVCantiere e il coordinatore 
della sicurezza in fase di‘esecuzione, ciascuno nell’àm- 
bito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza 
dei piani di sicurezza. 

4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori 
ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordi- 
natore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legi- 
slativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modifica- 
zioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordina- 
mento lorotrasmesso dalla stazione appaltante, sia per 
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’im- 
presa,/sia per garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 


SAI contratti di appalto o di concessione, se privi dei 
piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 


6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione 
numerica prevista per la costituzione delle rappresen- 
tanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori 
pubblici è determinata dal complessivo numero dei 
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel 
cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, 
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nel- 
l'ambito della categoria prevalente, secondo criteri 
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel 
quadro delle disposizioni generali sulle rappresen- 
tanze sindacali. 


7. Ai fini del presente articolo il concessionario che 
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa 
è equiparato all’appaltatore. 


Art. 132. 
Varianti in corso d'opera 


(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994) 


1. Le varianti in corso d’opera possono essere 
ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, 
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 


a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposi- 
zioni legislative e regolamentari; 


b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei 
modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possi- 
bilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie 
non esistenti al momento della progettazione che pos- 
sono determinare, senza aumento di costo, significativi 
miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e 
sempre che non alterino l’impostazione progettuale; 
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c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e 
alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi 
in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili nella fase progettuale; 


d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, 
del codice civile; 


e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del 
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, 
la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; 
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà 
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al 
progettista. 


2.1 titolari di incarichi di progettazione sono respon- 
sabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in con- 
seguenza di errori o di omissioni della progettazione di 
cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente 
ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di 
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri 
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in 
corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 


3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risol- 
vere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 10 per cento per i lavori di 
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e 
al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di 
lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione 
dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo inte- 
resse dell’amministrazione, le varianti, in aumento»0 in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e 
alla sua funzionalità, sempreché non comportino modi- 
fiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze 
derivanti da circostanze sopravvenute eGmprevedibili 
al momento della stipula del contratto»L’importo in 
aumento relativo a tali varianti non-puòsuperare il 5 
per cento dell’importo originario del contratto e deve 
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzio- 
ne dell’opera. 


4. Ove le varianti di cui al comîma 1, lettera e), ecce- 
dano il quinto dell’importo ofiginario del contratto, il 
soggetto aggiudicatore procedé alla risoluzione del con- 
tratto e indice una nuova. gara alla quale è invitato l’ag- 
giudicatario iniziale. 


5. La risoluzione(del'contratto, ai sensi del presente 
articolo, dà luogoCal pagamento dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, 
fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 


6. Ai finu@del presente articolo si considerano errore o 
omissione=diìv progettazione l’inadeguata valutazione 
dello statodi fatto, la mancata od erronea identifica- 
zione della normativa tecnica vincolante per la proget- 
tazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 
violazione delle norme di diligenza nella predisposi- 
zione degli elaborati progettuali . 
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Art. 133. 
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi 


(art. 26, legge n. 109/1994) 


1. In caso di ritardo nella emissiome*dei certificati di 
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e 
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini 
stabiliti dal contratto, che non(deyono comunque supe- 
rare quelli fissati dal capitolato generale, spettano 
all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, 
questi ultimi nella misura’ accertata annualmente 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e del tra- 
sporto, di concerto con\il Ministro dell'economia e delle 
finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i ter- 
mini di cui sopra j6xnel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestiva- 
mente emesso dal certificato o il titolo di spesa, rag- 
giunga il quarto dell’importo netto contrattuale,di agire 
ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, pre- 
via costituzione in mora dell’amministrazione aggiudi- 
catrice edrascorsi sessanta giorni dalla data della costi- 
tuzione-. stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per 
la dichiarazione di risoluzione del contratto. 


2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appal- 
tanti/non si può procedere alla revisione dei prezzi e 
non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice 
civile. 

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo 
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del 
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da appli- 
carsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di infla- 
zione reale e il tasso di inflazione programmato nel- 
l’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’im- 
porto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno 
intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale 
percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giu- 
gno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta 
percentuale del 2 per cento. 


4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora 
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto 
di circostanze eccezionali, subisca variazioni in 
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento 
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infra- 
strutture e dei trasporti nell’anno di presentazione del- 
l’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a 
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle 
risorse di cui al comma 7. 


5. La compensazione è determinata applicando la 
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al 
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati 
nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare prece- 
dente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accer- 
tate dal direttore dei lavori. 


6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio 
decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 
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7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utiliz- 
zare le somme appositamente accantonate per impre- 
visti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub- 
blica, nel quadro economico di ogni intervento, in 
misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’im- 
porto dei lavori, fatte salve le somme relative agli 
impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali 
ulteriori somme a disposizione della stazione appal- 
tante per lo stesso intervento nei limiti della relativa 
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utiliz- 
zate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non 
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle 
norme vigenti, nonché le somme disponibili relative 
ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti 
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; 
l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal 
CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal 
CIPE stesso. 

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare 
annualmente i propri prezzari, con particolare riferi- 
mento alle voci di elenco correlate a quei prodotti desti- 
nati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significa- 
tive variazioni di prezzo legate a particolari condizioni 
di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoria- 
mente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo 
per i progetti a base di gara la cui approvazione sia 
intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza 
da parte dei predetti soggetti, 1 prezzari possono essere 
aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di con* 
certo con le regioni interessate. 


9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblicissono 
soggetti a penali per il ritardato adempimentosdeî loro 
obblighi contrattuali. L’entità delle penali e lexmodalità 
di versamento sono disciplinate dal regolamento. 


Art. 134. 
Recesso 


(art. 122, decreto del Presidente.della Repubblica 
n. 554/1999; art. 345, legge n=2248/1865, all. f) 


1. La stazione appaltante ha il’diritto di recedere in 
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento 
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esi- 
stenti in cantiere, oltreCal decimo dell’importo delle 
opere non eseguite. 


2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è 
calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro 
quinti del prezzo“sposto a base di gara, depurato del 
ribasso d’asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 


3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da for- 
male comunicazione all’appaltatore da darsi con un 
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 
stazione appaltante prende in consegna 1 lavori ed effet- 
tua il collaudo definitivo. 


4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla sta- 
zione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto 
quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della 
comunicazione del preavviso di cui al comma 3. 
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5. La stazione appaltante può trattenere/lè opere 
provvisionali e gli impianti che non siano.iBtutto o in 
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In 
tal caso essa corrisponde all’appaltatore, yper il valore 
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso 
dei lavori eseguiti, un compenso da-determinare nella 
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle 
opere e degli impianti al momento dello scioglimento 
del contratto. 


6. L’appaltatore deve rimuovéfe dai magazzini e dai 
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori 
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposi- 
zione della stazione appaltante nel termine stabilito; in 
caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a 
sue spese. 


Art. 135. 
Risoluzione”del contratto per reati accertati 


(art. 118, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 554/1999) 


1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di 
legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia interve- 
nuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che 
dispone l’applicazione di una o più misure di preven- 
zioné di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di con- 
danna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai 
lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti 
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedi- 
mento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle 
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’in- 
tervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione 
del contratto. 


2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto sol- 
tanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo sciogli- 
mento del contratto. 


Art. 136. 


Risoluzione del contratto per grave inadempimento 
grave irregolarità e grave ritardo 


(art. 119, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865) 


1. Quando il direttore dei lavori accerta che compor- 
tamenti dell’appaltatore concretano grave inadempi- 
mento alle obbligazioni di contratto tale da compro- 
mettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsa- 
bile del procedimento una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima 
dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere 
accreditati all’appaltatore. 


2. Su indicazione del responsabile del procedimento il 
direttore dei lavori formula la contestazione degli adde- 
biti all’appaltatore, assegnando un termine non infe- 
riore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
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3. Acquisite e valutate negativamente le predette con- 
trodeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’ap- 
paltatore abbia risposto, la stazione appaltante su pro- 
posta del responsabile del procedimento dispone la 
risoluzione del contratto. 


4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione 
dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore 
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei 
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’ur- 
genza, non può essere inferiore a dieci giorni, per com- 
piere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni rite- 
nute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevi- 
mento della comunicazione. 


5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori 
verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua 
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti 
dell’intimazione impartita, e ne compila processo ver- 
bale da trasmettere al responsabile del procedimento. 

6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadem- 
pimento permanga, la stazione appaltante, su proposta 
del responsabile del procedimento, delibera la risolu- 
zione del contratto. 


Art. 137. 
Inadempimento di contratti di cottimo 


(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. 5) 


1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadem- 
pimento dell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per 
iscritto dal responsabile del procedimento, previa 
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le 
facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. 


Art. 138. 
Provvedimenti in seguito alla risoluzionedel contratto 


(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. 1) 


1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare 
all’appaltatore la determinazione7di risoluzione del 
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che 
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori giàveseguiti, l’inventario di 
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa 
in consegna. 


2. Qualora sia stato nominato l’organo di col- 
laudo, lo stesso procede%a redigere, acquisito lo stato 
di consistenza, unWèrbale di accertamento tecnico e 
contabile con le Modalità indicate dal regolamento. 
Con il verbale ‘è vaccertata la corrispondenza tra 
quanto eseguito.fino alla risoluzione del contratto e 
ammesso in4contabilità e quanto previsto nel pro- 
getto approvato nonché nelle eventuali perizie di 
variante;/è. altresì accertata la presenza di eventuali 
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non 
previste nel progetto approvato nonché nelle even- 
tuali perizie di variante. 

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’ap- 


palto risolto, è determinato l’onere da porre a carico 
dell’ appaltatore inadempiente in relazione alla mag- 
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giore spesa sostenuta per affidare ad altra\impresa i 
lavori, ove la stazione appaltante non si-sia avvalsa 
della facoltà prevista dall’articolo 140, éomma 1. 


Art. 139. 
Obblighi in caso di risoluzione,del contratto 
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005) 


1. Nei casi di risoluzione del’contratto di appalto 
disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli arti- 
coli 135, 136, 137, 138, l’appaltatore deve provvedere 
al ripiegamento dei caritieri già allestiti e allo sgom- 
bero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel ter- 
mine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appal- 
tante; in caso di mancato rispetto del termine asse- 
gnato, la staziéne appaltante provvede d’ufficio 
addebitando all’appaltatore 1 relativi oneri e spese. 
La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione 
di eventualivprovvedimenti giurisdizionali cautelari, 
possessori(o d’urgenza comunque denominati che ini- 
biscano 0 ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo 
sgomberosdelle aree di lavoro e relative pertinenze, 
può depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa con le modalità di cui all’arti- 
colo/113, comma 2, pari all’uno per cento del valore 
del’contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore 
di agire per il risarcimento dei danni. 


Art. 140. 


Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecu- 
tore o risoluzione del contratto per grave inadempi- 
mento dell'esecutore. 


(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies 
decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005) 


1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara 
che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risolu- 
zione del contratto per grave inadempimento del mede- 
simo, potranno interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l’affidamento del completa- 
mento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 
escluso l’originario aggiudicatario. 

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore 
offerente in sede di gara. 


3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i 
soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento del com- 
pletamento dei lavori mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 57, 
se l’importo dei lavori da completare è pari o superiore 
alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero nel rispetto dei 
principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l’im- 
porto suddetto è inferiore alla soglia di cui all’arti- 
colo 28. 
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4. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risolu- 
zione del contratto per grave inadempimento del mede- 
simo intervenga allorché i lavori siano già stati realiz- 
zati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, 
e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre 
milioni di euro, le stazioni appaltanti possono proce- 
dere all’affidamento del completamento dei lavori 
direttamente mediante la procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 57. 


Art. 141. 
Collaudo dei lavori pubblici 
(art. 28, legge n. 109/1994) 


1. Il regolamento definisce le norme concernenti il 
termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo 
finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ulti- 
mazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regola- 
mento, di particolare complessità dell’opera da collau- 
dare, in cui il termine può essere elevato sino ad un 
anno. Il medesimo regolamento definisce altresi i requi- 
siti professionali dei collaudatori secondo le caratteri- 
stiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spet- 
tante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo 
e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei 
casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 


2. Il regolamento definisce altresi il divieto di affi- 
dare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili. 


3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto‘un cer- 
tificato di collaudo secondo le modalità previste dal 
regolamento. Il certificato di collaudo ha&carattere 
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. Decorso’ tale ter- 
mine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l’atto formale di approvazioNe.non sia inter- 
venuto entro due mesi dalla scadenza dél medesimo ter- 
mine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro 
il certificato di collaudo è sostituito da quello di rego- 
lare esecuzione; per i lavori di(iMporto superiore, ma 
non eccedente il milione di euro} è in facoltà del sog- 
getto appaltante di sostituire/il certificato di collaudo 
con quello di regolare esecuzione. Il certificato di rego- 
lare esecuzione è comunque ‘emesso non oltre tre mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori. 


4. Per le operazioni dixcollaudo, le stazioni appaltanti 
nominano da uno- astre tecnici di elevata e specifica 
qualificazione con tHferimento al tipo di lavori, alla loro 
complessità e all’importo degli stessi. Per le stazioni 
appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i 
tecnici sonoynominati dalle predette amministrazioni 
nell’ambite.delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi 
di carenza )di organico accettata e certificata dal 
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle 
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo 
componente, i funzionari amministrativi che abbiano 
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pub- 
blici. 
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5. Il collaudatore o i componenti della commissione 
di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione 
nelle attività autorizzative, di controllo»di progetta- 
zione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei 
lavori sottoposti al collaudo. Essi non’devono avere 
avuto nell’ultimo triennio rapporti dirtàvoro o di consu- 
lenza con il soggetto che ha eseguito, i lavori. Il collau- 
datore o i componenti della commissione di collaudo 
non possono inoltre fare parte di organismi che 
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdi- 
zionali. 


6. Il regolamento preserive per quali lavori di parti- 
colare complessità tecnica, 0 di grande rilevanza econo- 
mica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certi- 
ficazioni di qualità dell’opera e dei materiali. 

7. Fermo quante previsto dal comma 3, è obbligato- 
rio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi: 


a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai 
sensi dell’articolo 130, comma 2, lettere b) e c); 


b) incaso di opere di particolare complessità; 
cVin,caso di affidamento dei lavori in concessione; 
4) jin altri casi individuati nel regolamento. 


8, Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il 
respOnsabile del procedimento esercita anche le fun- 
zioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei 
lavori, verificando il rispetto della convenzione. 


9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa 
garanzia fidelussoria, deve essere effettuato non oltre il 
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare 
esecuzione e non costituisce presunzione di accetta- 
zione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, 
del codice civile. 

10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del 
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e 
1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denun- 
ciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 


Capo II 
CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 
Sezione I 
Disposizioni generali 
Art. 142. 
Ambito di applicazione e disciplina applicabile 
(articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; 
art. 2, legge n. 109/1994) 


1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori 
pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari 
di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni 
sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pub- 
blici dall’articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata 
con i criteri di cui all’articolo 29. 
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2. Sono escluse dal campo di applicazione del pre- 
sente codice, le concessioni affidate nelle circostanze 
previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica 
l’articolo 27. 


3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli 
appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che 
sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, 
salvo che non siano derogate nel presente capo, le 
disposizioni del presente codice. 


4. I concessionari di lavori pubblici che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori 
affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione 
IV del presente capo, se il valore degli appalti affidati 
a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i 
lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata con 1 criteri 
di cui all’articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in 
quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte 
IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I, in 
tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, 
requisiti generali e qualificazione degli operatori econo- 
mici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicu- 
rezza, che non siano specificamente derogate dalla 
sezione IV del presente capo. 


Art. 143. 
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici 


(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; 
art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repub- 
blica n. 554/1999). 


1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di,regola, 
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche. o di pub- 
blica utilità, e di lavori ad essi strutturalMente e diret- 
tamente collegati, nonché la loro gestione funzionale 
ed economica. 


2. Qualora la stazione appaltante ‘disponga del pro- 
getto definitivo ed esecutivo, ovvere.del progetto defini- 
tivo, l'oggetto della concessione quanto alle prestazioni 
progettuali, può essere circosChitto al completamento 
della progettazione, ovvero «alla revisione della mede- 
sima, da parte del concessionario. 


3. La controprestazione a favore del concessionario 
consiste, di regola, unicàaménte nel diritto di gestire fun- 
zionalmente e di sfruttàfe economicamente tutti i lavori 
realizzati. 


4. Tuttavia, il Soggetto concedente stabilisce in sede 
di gara anche.un prezzo, qualora al concessionario 
venga imposto \di praticare nei confronti degli utenti 
prezzi infertoriva quelli corrispondenti alla remunera- 
zione deglisInvestimenti e alla somma del costo del ser- 
vizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora 
sia necessario assicurare al concessionario il persegui- 
mento dell’equilibrio economico-finanziario degli inve- 
stimenti e della connessa gestione in relazione alla qua- 
lità del servizio da prestare. Nella determinazione del 
prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di 
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beni e servizi da parte del concessionario/allò stesso 
soggetto aggiudicatore, relativamente allepera con- 
cessa, secondo le previsioni del bando di‘gara. 


5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudica- 
trici possono cedere in proprietà o.in.diritto di godi- 
mento beni immobili nella propria=disponibilità, o allo 
scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o 
connessa all’opera da affidarein concessione, nonché 
beni immobili che non assolvone/più a funzioni di inte- 
resse pubblico, già indicate Nel programma di cui all’ar- 
ticolo 128. Si applica l’articoto 53, commi 6, 7, 8, 11, 12. 


6. La concessione hadi régola durata non superiore a 
trenta anni. 


7. L’offerta e il/contratto devono contenere il piano 
economico-finanziario di copertura degli investimenti 
e della conness&gestione per tutto l’arco temporale pre- 
scelto e devono prevedere la specificazione del valore 
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché 
l’eventualé Nyvalore residuo dell’investimento non 
ammortizzato al termine della concessione. 


8. Lasstazione appaltante, al fine di assicurare il per- 
seguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 
investimenti del concessionario, può stabilire che la 
eonfessione abbia una durata superiore a trenta anni, 
tenendo conto del rendimento della concessione, della 
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto 
all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle 
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e 
le condizioni di base che determinano l’equilibrio eco- 
nomico-finanziario degli investimenti e della connessa 
gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, 
ne costituiscono parte integrante. Le variazioni appor- 
tate dalla stazione appaltante a detti presupposti 0 con- 
dizioni di base, nonché le norme legislative e regola- 
mentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o 
nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste 
nella concessione, quando determinano una modifica 
dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria 
revisione, da attuare mediante rideterminazione delle 
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga 
del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza 
della predetta revisione il concessionario può recedere 
dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o 
le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli 
delle precedenti per il concessionario, la revisione del 
piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. 


9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affi- 
dare in concessione opere destinate alla utilizzazione 
diretta della pubblica amministrazione, in quanto fun- 
zionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione 
che resti a carico del concessionario l’alea economico- 
finanziaria della gestione dell’opera. 


10. Il concessionario partecipa alla conferenza di ser- 
vizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti 
di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma 
l’applicazione dell’articolo 14-quinquies della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
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Sezione II 
Affidamento delle concessioni di lavori pubblici 
Art. 144. 


Procedure di affidamento e pubblicazione del bando 
relativo alle concessioni di lavori pubblici 


(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; 
art. 84, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999). 


1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di 
lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utiliz- 
zando il criterio selettivo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni 
appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota 
l’intenzione di affidare la concessione. 


3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici 
contengono gli elementi indicati nel presente codice, le 
informazioni di cui all’allegato IX B e ogni altra infor- 
mazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli 
di formulari adottati dalla Commissione in conformità 
alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, diret- 
tiva 2004/18. 


4. Alla pubblicità dei bandi si applica l’articolo 66. 


Art. 145. 


Termini per la presentazione delle candidature 
e delle offerte 


(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2; decreto 
del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 


1. Ai termini per la presentazione dellexeandidature e 
delle offerte si applica l’articolo 70, con èsclusione del 
comma 9 e del comma 11. Il terminé per la presenta- 
zione della domanda di partecipazione-non può, in ogni 
caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data 
di spedizione del bando, salva A*fapplicazione dell’arti- 
colo 70, comma 8. 


Art146. 


Obblighi e facoltà del'eoncessionario in relazione 
all'affidamento aterzi di una parte dei lavori 


(art, 607direttiva 2004/18; 
art. 2, comma 3, legge n. 109/1994) 


1. Fatto salvoquanto dispone l’articolo 147, la sta- 
zione appaltante’ può: 


a) imporre al concessionario di lavori pubblici di 
affidare, a. terzi appalti corrispondenti ad una percen- 
tuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori 
oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve 
figurare nel bando di gara e nel contratto di conces- 
sione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di 
aumentare tale percentuale; 
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b) invitare i candidati a dichiarare,‘nelle loro 
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale 
dei lavori oggetto della concessione, chevintendono 
appaltare a terzi. 


Art. 147. 
Affidamento al concessionario dilavori complementari 


(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, 
ultimo periodo, legge n. 109/1994) 


1. Possono esseresaffidati al concessionario in via 
diretta, senza l’osservanza delle procedure previste dal 
presente codicéni lavori complementari che non figu- 
rano nel progetto inizialmente previsto della conces- 
sione né nebcòntratto iniziale e che sono divenuti neces- 
sari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’ese- 
cuzione(dell’opera quale ivi descritta, a condizione che 
l'affidamento avvenga a favore dell’operatore econo- 
micoichè' esegue l’opera, nelle seguenti ipotesi: 


a) quando i lavori complementari non possono 
essere tecnicamente o economicamente separati dal- 
Mappalto iniziale senza gravi inconvenienti per la sta- 
zione appaltante, oppure 


b) quando i lavori, quantunque separabili dall’ese- 
cuzione dell’appalto iniziale, sono strettamente neces- 
sari al suo perfezionamento. 


2. In ogni caso l’importo cumulato degli appalti 
aggiudicati per 1 lavori complementari non deve supe- 
rare il cinquanta per cento dell’importo dell’opera ini- 
ziale oggetto della concessione. 


Sezione III 


Appalti di lavori affidati dai concessionari 
che sono amministrazioni aggiudicatrici 


Art. 148. 


Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati 
dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici 


(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994) 


1. Il concessionario che è un’amministrazione aggiu- 
dicatrice è tenuto a rispettare le disposizioni dettate 
dal presente codice per l’affidamento e l’esecuzione 
degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori 
che sono eseguiti da terzi. 


_ 74 — 


2-5-2006 


Sezione IV 


Appalti di lavori affidati dai concessionari 
che non sono amministrazioni aggiudicatrici 


Art. 149. 


Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli 
appalti aggiudicati dai concessionari che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici. 


(art. 63, direttiva 2004/18; 
art. 2, comma 3, legge n. 109/1994) 


1. I concessionari che non sono amministrazioni 
aggiudicatrici, quando affidano a terzi, ai sensi del- 
l’articolo 146, appalti il cui valore sia pari o superiore 
alla soglia di cui all’articolo 142, comma 4, applicano 
le disposizioni in materia di pubblicità previste dall’ar- 
ticolo 66. 


2. Non è necessaria alcuna pubblicità se un appalto di 
lavori rientra in una delle ipotesi di cui all’articolo 57. 


3. Fermo quanto disposto dall’articolo 253, comma 
25, non si considerano come terzi le imprese che si sono 
raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, 
né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha 
costituito una società di progetto, in conformità all’arti- 
colo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni 
di cui al comma 2 del citato articolo 156. 


4. Per «impresa collegata» si intende qualsiasi 
impresa su cui il concessionario può esercitare, diretta# 
mente o indirettamente, un’influenza dominante/o 
qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza 
dominante sul concessionario o che, come il concessio- 
nario, è soggetta all’influenza dominante di ùn’altra 
impresa per motivi attinenti alla proprietà,‘alla parte- 
cipazione finanziaria o alle norme che_disciplinano 
l’impresa stessa. 


5. L’influenza dominante è presuntaxguando un’im- 
presa si trova, direttamente o indirettamente, in una 
delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra 
impresa: 


a) detiene la maggioranza“*del capitale sottoscritto 
dell’impresa; 


oppure 


b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle 
partecipazioni al capitale dell’impresa; 


oppure 


c) può designare più della metà dei membri del- 
l'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza 
dell’impresa. 


6. L’elence, Completo di tali imprese è unito alla can- 
didatura perla concessione. In ogni caso l’elenco è 
aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle 
relazioni tra le imprese. 


7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le 
concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessio- 
nari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle 
disposizioni del presente articolo. 
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Art. 150. 


Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai 
concessionari che non sono amministrazioni aggiudica- 
trici. 

(art. 64, direttiva 2004/38) 


1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 1149, i concessionari 
che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubbli- 
cano un bando di gara, con lemodalità dell’articolo 66. 


2.1 bandi contengono glixelementi indicati nel pre- 
sente codice, le informazioni.di cui all’allegato IX C e 
ogni altra informazione Aiténuta utile dall’amministra- 
zione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di 
formulari adottati dallaCommissione. 


Art. 151. 


Termini per la ricezione delle candidature e per la rice- 
zione delle offerte negli appalti aggiudicati dai conces- 
sionari che\mon sono amministrazioni aggiudicatrici. 


(art. 65, direttiva 2004/18) 


1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di 
lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudi- 
catrici, questi fissano un termine per la ricezione delle 
domande di partecipazione non inferiore a trentasette 
giorni dalla data di spedizione del bando e un termine 
pér la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta 
giorni dalla data della spedizione del bando (nelle pro- 
cedure aperte) ovvero dell’invito a presentare un’offerta 
(nelle procedure ristrette e negoziate). 


2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i com- 
mi da la 11 dell’articolo 70, in quanto compatibili. 


Capo INI 
PROMOTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ DI PROGETTO 
Art. 152. 
Disciplina comune applicabile 


1. Alle procedure di affidamento di cui al presente 
capo si applicano le disposizioni: 

- della parte I (principi e disposizioni comuni e 
contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di appli- 
cazione del codice); 

- della parte II, titolo III, capo I (programma- 
zione, direzione ed esecuzione dei lavori); 

- della parte IV (contenzioso); 

- della parte V (disposizioni di coordinamento, 
finali e transitorie). 

2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili 
con le previsioni del presente capo, le disposizioni del 
titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del 
titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte 
II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture 
nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori 
sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, 
ovvero inferiore. 

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in 
quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità 
fissate dal regolamento. 
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Art. 153. 
Promotore 


(art. 37-bis, legge n. 109/1994) 


1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denomi- 
nati «promotori», possono presentare alle amministra- 
zioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione 
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti 
nella programmazione triennale di cui all’articolo 128, 
ovvero negli strumenti di programmazione formal- 
mente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice 
sulla base della normativa vigente, tramite contratti di 
concessione, di cui all’articolo 143, con risorse total- 
mente o parzialmente a carico dei promotori stessi. 
Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni 
anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non 
siano state presentate proposte per il medesimo inter- 
vento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono conte- 
nere uno studio di inquadramento territoriale e 
ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preli- 
minare, una bozza di convenzione, un piano econo- 
mico-finanziario asseverato da un istituto di credito o 
da società di servizi costituite dall’istituto di credito 
stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari 
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una 
società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 
23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’in? 
dicazione degli elementi di cui all’articolo 83, 
comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore 
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento 
detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di 
asseverazione. Le proposte devono inoltfe yndicare 
l’importo delle spese sostenute per la loro predisposi- 
zione comprensivo anche dei diritti sulleopère dell’in- 
gegno di cui all’articolo 2578 del codicè civile. Tale 
importo, soggetto all’accettazione da parte dell’ammi- 
nistrazione aggiudicatrice, non può Superare il 2,5 per 
cento del valore dell’investimento,..come desumibile 
dal piano economico-finanziarie» soggetti pubblici e 
privati possono presentare allevamministrazioni aggiu- 
dicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di 
cui all’articolo 128, proposte\d’intervento relative alla 
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e 
studi di fattibilità. Tale'presentazione non determina, 
in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame 
e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, 
nell’ambito dei propriprogrammi, le proposte di inter- 
vento e gli studi(titenuti di pubblico interesse; l’ado- 
zione non determina alcun diritto del proponente al 
compenso per le prestazioni compiute o alla realizza- 
zione degli interventi proposti. 


2. PossonoYpresentare le proposte di cui al comma 1 
i soggettindotati di idonei requisiti tecnici, organizza- 
tivi, finanziari e gestionali, specificati dal regola- 
mento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, 
comma 2, lettera 5), eventualmente associati o consor- 
ziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La 
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 
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rientra tra i settori ammessi di cui alfarticolo 1, 
comma 1, lettera c-bîs), del decreto legislativo’ 17 mag- 
gio 1999, n. 153. Le Camere di commereioy industria, 
artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di uti- 
lità sociale e di promozione dello sviluppo economico 
dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fat- 
tibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla 
presentazione di proposte di realizzazione di lavori 
pubblici di cui al comma 1,/ferma restando la loro 
autonomia decisionale. 


3. Entro venti giorni dall’avwenuta approvazione dei 
programmi di cui al conama 1, le amministrazioni 
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi 
programmi di interventi.realizzabili con capitali privati, 
in quanto suscettibili\di gestione economica, pubbli- 
cando un avviso indicativo, mediante affissione presso 
la propria sede péralmeno sessanta giorni consecutivi, 
nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici 
di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi pre- 
viste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali 
obblighi dixpubblicazione, le amministrazioni aggiudi- 
catrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso 
facendo, ritorso a differenti modalità, nel rispetto dei 
pringìipi.di cui all’articolo 2 del codice. L'avviso deve 
contenere 1 criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’ar- 
ticolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione 
comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, 
altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto 
a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti 
previsti dall’articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo 
stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte 
economicamente più vantaggiose presentate dai pre- 
detti soggetti offerenti. 

4. Entro quindici giorni dalla ricezione della propo- 
sta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono: 


a) alla nomina e comunicazione al promotore del 
responsabile del procedimento; 


b) alla verifica della completezza dei documenti 
presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di inte- 
grazione. 


Art. 154. 
Valutazione della proposta 
(art. 37-ter, legge n. 109/1994) 


1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fat- 
tibilità delle proposte presentate sotto il profilo costrut- 
tivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità 
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’ope- 
ra, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del 
costo di gestione e di manutenzione, della durata della 
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della 
concessione, delle tariffe da applicare, della metodolo- 
gia di aggiornamento delle stesse, del valore economico 
e finanziario del piano e del contenuto della bozza di 
convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi 
alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse 
anche comparativamente, sentiti 1 promotori che ne 
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle 
che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle 
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro 
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quattro mesi dalla ricezione della proposta del promo- 
tore. Ove necessario, il responsabile del procedimento 
concorda per iscritto con il promotore un più lungo 
programma di esame e valutazione. Nella procedura 
negoziata di cui all’articolo 155 il promotore potrà ade- 
guare la propria proposta a quella giudicata dall’ammi- 
nistrazione più conveniente. In questo caso, il promo- 
tore risulterà aggiudicatario della concessione. 


Art. 155. 
Indizione della gara 
(art. 37-quater, legge n. 109/1994) 


1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’arti- 
colo 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudica- 
trici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano 
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, 
ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al 
fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la 
relativa concessione di cui all’articolo 143, procedono, 
per ogni proposta individuata: 

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il pro- 
getto preliminare presentato dal promotore, eventual- 
mente modificato sulla base delle determinazioni delle 
amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi 
necessari per la determinazione dell’offerta economica- 
mente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano 
economico-finanziario presentato dal promotore; ‘si 
applica l’articolo 53, comma 2, lettera c); 


b) ad aggiudicare la concessione mediante una 
procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i 
soggetti presentatori delle due migliori Offerte nella 
gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla-gara abbia 
partecipato un unico soggetto la procedufa negoziata 
si svolge fra il promotore e questo unicossoggetto. 


2. La proposta del promotore posta.a base di gara è 
vincolante per lo stesso qualora..non vi siano altre 
offerte nella gara ed è garantita.dalla cauzione di cui 
all’articolo 75, comma 1, e daxun’ulteriore cauzione 
pari all’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto 
periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione 
aggiudicatrice, prima dell’îndizione del bando di gara. 


3.I partecipanti alla<Gara, oltre alla cauzione di cui 
all’articolo 75, commasly versano, mediante fideius- 
sione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fis- 
sata dal bando in misura pari all’importo di cui all’arti- 
colo 153, comma‘I\quinto periodo. 

4. Nel caso in-cui nella procedura negoziata di cui al 
comma 1, letterà b), 11 promotore non risulti aggiudica- 
tario entrodîh congruo termine fissato dall’amministra- 
zione nel-bahdo di gara, il soggetto promotore della 
proposta‘ha/diritto al pagamento, a carico dell’aggiudi- 
catario, dell’importo di cui all’articolo 153, comma 1, 
quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall’ammini- 
strazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla 
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi 
del comma 3. 
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5. Nel caso in cui la gara sia esperitàxMmMediante 
appalto avente ad oggetto sia l’esecuzione>dei lavori 
che la presentazione del progetto in sede di offerta e 
nella successiva procedura negoziata dicubal comma 1, 
lettera 5), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso 
è tenuto a versare all’altro soggettor®evvero agli altri 
due soggetti che abbiano partecipatovalla procedura, il 
rimborso delle spese sostenute e docùmentate nei limiti 
dell'importo di cui all’articol6;153, comma 1, quinto 
periodo. Il pagamento è effettiato dall’amministra- 
zione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cau- 
zione versata dall’aggiudicatatrio al sensi del comma 3. 


Art. 156. 
Società di progetto 
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994) 


1. Il bando di‘gara per l’affidamento di una conces- 
sione per la realizzazione e/o gestione di una infrastrut- 
tura o di utî nùovo servizio di pubblica utilità deve pre- 
vedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiu- 
dicazione»ndì costituire una società di progetto in 
forma“*di Società per azioni o a responsabilità limitata, 
anché consortile. Il bando di gara indica l'ammontare 
minimo del capitale sociale della società. In caso di 
concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è 
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale 
di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si appli- 
cano anche alla gara di cui all’articolo 155. La società 
così costituita diventa la concessionaria subentrando 
nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza 
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale suben- 
tro non costituisce cessione di contratto. Il bando di 
gara può, altresi, prevedere che la costituzione della 
società sia un obbligo dell’aggiudicatario. 


2.I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte 
delle società disciplinate dal comma 1 si intendono rea- 
lizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati 
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sem- 
pre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle 
vigenti norme legislative e regolamentari. Restano 
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e con- 
trattuali che prevedano obblighi di affidamento dei 
lavori o dei servizi a soggetti terzi. 


3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non 
costituisce cessione del contratto, la società di progetto 
diventa la concessionaria a titolo originario e sostitui- 
sce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministra- 
zione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo 
in corso d’opera da parte della pubblica amministra- 
zione, i soci della società restano solidalmente respon- 
sabili con la società di progetto nei confronti dell’ammi- 
nistrazione per l’eventuale rimborso del contributo per- 
cepito. In alternativa, la società di progetto può 
fornire alla pubblica amministrazione garanzie banca- 
rie e assicurative per la restituzione delle somme versate 
a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal 
modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di 
emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il con- 
tratto di concessione stabilisce le modalità per l’even- 
tuale cessione delle quote della società di progetto, 
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fermo restando che 1 soci che hanno concorso a formare 
i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare 
alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon 
adempimento degli obblighi del concessionario sino 
alla data di emissione del certificato di collaudo 
dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società 
di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte 
di banche e altri investitori istituzionali che non 
abbiano concorso a formare i requisiti per la qualifica- 
zione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 


Art. 157. 


Emissione di obbligazioni 
da parte delle società di progetto 


(art. 37-sexies, legge n. 109/1994) 


1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire 
una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pub- 
blica utilità possono emettere, previa autorizzazione 
degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga 
ai limiti di cui all’articolo 2412 del codice civile, purché 
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbliga- 
zioni sono nominative o al portatore. 


2. I titoli e la relativa documentazione di offerta 
devono riportare chiaramente ed evidenziare distinta- 
mente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del 
debito, secondo modalità stabilite con decreto del Mini- 
stro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 


Art. 158. 
Risoluzione 
(art. 37-septies, legge n. 109/1994) 


1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per 
inadempimento del soggetto concedentexovvero que- 
st’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico 
interesse, sono rimborsati al concessionario: 


a) il valore delle opere realizzate più gli oneri 
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel 
caso in cui l’opera non abbia anCorà superato la fase di 
collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessio- 
nario; 

b) le penali e gli altriGosti sostenuti o da sostenere 
in conseguenza della risoluzione; 


c) un indennizzo sa.titolo di risarcimento del man- 
cato guadagno, pari, al, 10 per cento del valore delle 
opere ancora da eseguite ovvero della parte del servizio 
ancora da gestire“valutata sulla base del piano econo- 
mico-finanziario. 

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate priori- 
tariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanzia- 
tori del conCessionario e sono indisponibili da parte di 
quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti 
crediti; 


3. L'efficacia della revoca della concessione è sotto- 
posta alla condizione del pagamento da parte del con- 
cedente di tutte le somme previste dai commi prece- 
denti. 
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Art. 159. 
Subentro 
(art. 37-octies, legge n. 109/1994) 


1. In tutti i casi di risoluzione di untrapporto conces- 
sorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, 
gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la 
risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevi- 
mento della comunicazione scritta da parte del conce- 
dente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una 
società che subentri nella congessione al posto del con- 
cessionario e che verrà aecettata dal concedente a con- 
dizione che: 


a) la società designata dai finanziatori abbia 
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente 
equivalenti a quellè possedute dal concessionario al- 
l’epoca dell’affidamento della concessione; 


b) l'inadempimento del concessionario che 
avrebbe causato la risoluzione cessi entro 1 novanta 
giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’ali- 
nea delKpresente comma ovvero in un termine più 
ampio/che’potrà essere eventualmente concordato tra 
il concedente e 1 finanziatori. 


2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
traspòrti, sono fissati i criteri e le modalità di attua- 
Zione delle previsioni di cui al comma 1. 


Art. 160. 
Privilegio sui crediti 
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994) 


1.I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione 
di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la 
gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale 
sui beni mobili del concessionario ai sensi degli arti- 
coli 2745 e seguenti del codice civile. 

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da 
atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente 
descritti 1 finanziatori originari dei crediti, il debitore, 
l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della 
linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono 
il finanziamento. 

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è 
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dal- 
l’articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell’atto dal 
quale il privilegio risulta. Della costituzione del privile- 
gio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio 
annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi 
della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubbli- 
cazione devono essere effettuate presso i competenti 
uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata. 


4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 
del codice civile, il privilegio può essere esercitato 
anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato 
diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la 
trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui 
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti 
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul cor- 
rispettivo. 


_ 78B_- 
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Capo IV 


LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 
E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 


Sezione I 
Infrastrutture e insediamenti produttivi 
Art. 161. 
Oggetto e disciplina comune applicabile 
(art. 1, commi da la 6, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Il presente capo regola la progettazione, l’approva- 
zione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture 
strategiche di preminente interesse nazionale, nonché 
l'approvazione secondo quanto previsto  dall’arti- 
colo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi stra- 
tegici e delle infrastrutture strategiche private di premi- 
nente interesse nazionale, individuati a mezzo del pro- 
gramma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 
21 dicembre 2001, n. 443. Nell’ambito del programma 
predetto sono, altresì, individuate, con intese generali 
quadro tra il Governo e ogni singola regione o provin- 
cia autonoma, le opere per le quali l’interesse regionale 
è concorrente con il preminente interesse nazionale. 
Per tali opere le regioni o province autonome parteci- 
pano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle 
attività di progettazione, affidamento dei lavori e moni- 
toraggio, in accordo alle normative vigenti e alle even- 
tuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono 
salve le competenze delle province autonome di Trento 
e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative 
norme di attuazione. 


2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e 
insediamenti di cui al comma 1 avviene d’intesa tra lo 
Stato e le regioni nell’ambito del CIPE allargato ai pre- 
sidenti delle regioni e province autonoMerinteressate, 
secondo le previsioni della legge 21*dicembre 2001, 
n. 443, e dei successivi articoli del présente capo. 


3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture 
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del 
presente capo. 


4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro 
concessionari applicano, per lé proprie attività contrat- 
tuali e organizzative, relative alla realizzazione delle 
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente 
capo. 


5. Le regioni, le pfovihce, i comuni, le città metropo- 
litane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro 
concessionari applicano, per le proprie attività rien- 
tranti in materie..oggetto di legislazione concorrente, 
relative alla fiealizzazione delle infrastrutture di cui al 
comma 1, l©norme del presente capo fino alla entrata 
in vigore, dixUna diversa norma regionale, da emanarsi 
nel rispétto' dei principi fondamentali della legge 
21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le compe- 
tenze dei comuni, delle città metropolitane, delle pro- 
vince e delle regioni in materia di progettazione, appro- 
vazione e realizzazione delle infrastrutture e insedia- 
menti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 100 


6. Salvo quanto previsto dalla legge 24dicembre 
2001, n. 443 e dal presente capo, ai contrattidalle opere 
di cui all’articolo 162, comma 1, si applicano; in quanto 
non derogate dalla disciplina ivi dettata, le)disposizioni: 

- della parte I (principi e disposizioni comuni e 
contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di appli- 
cazione del codice); 


- della parte II, titolo I, (contratti di rilevanza 
comunitaria); 

- della parte II, titoloMIl, capo I (programma- 
zione, direzione ed esecuzione, dei lavori); 


- della parte II, titolo MI, capo II (concessione di 
lavori pubblici); 

- della parte IH xtitolo II, capo III (promotore 
finanziario e societàdi progetto); 

- della parte JV (contenzioso); 


- della pafte)V (disposizioni di coordinamento, 
finali e transitorie). 


Art. 162. 


Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche 
e gli insediamenti produttivi 


(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; 
art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 


1. Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di 
Cui al presente capo: 
a) programma è il programma delle infrastrutture 
e degli insediamenti produttivi strategici di preminente 
interesse nazionale, di cui all’articolo 1 della legge 
21 dicembre 2001, n. 443; 


b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 


c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le 
infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel pro- 
gramma; 

d) opere per le quali l'interesse regionale concorre 
con il preminente interesse nazionale sono le infrastrut- 
ture, individuate nel programma di cui all’articolo 161 
comma 1, non aventi carattere interregionale o interna- 
zionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali 
quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una par- 
ticolare partecipazione delle regioni o province auto- 
nome alle procedure attuative. Hanno carattere interre- 
gionale o internazionale le opere da realizzare sul terri- 
torio di più regioni o Stati, ovvero collegate 
funzionalmente ad una rete interregionale o internazio- 
nale; 

e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative 
dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati 
allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria 
annualmente destina alle attività di progettazione, 
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite 
nel programma; 

f) CIPE è il Comitato interministeriale per la pro- 
grammazione economica, integrato con i presidenti 
delle regioni e province autonome di volta in volta inte- 
ressate dalle singole infrastrutture e insediamenti pro- 
duttivi; 
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g) affidamento a contraente generale è il contratto 
di cui all’articolo 3, comma 7, con il quale viene affi- 
data la progettazione e realizzazione con qualsiasi 
mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze 
specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente 
generale si differenzia dal concessionario di opere pub- 
bliche per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita 
ed è qualificato per specifici connotati di capacità orga- 
nizzativa e tecnico-realizzativa, per l’assunzione del- 
l’onere relativo all’anticipazione temporale del finan- 
ziamento necessario alla realizzazione dell’opera in 
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la 
libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la 
natura prevalente di obbligazione di risultato comples- 
sivo del rapporto che lega detta figura al soggetto 
aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio. 
I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai 
sensi del presente capo; 


h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limi- 
tata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, 
che viene concesso ad un contraente generale o conces- 
sionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei con- 
fronti dello stesso contraente generale o concessiona- 
rio, ovvero nei confronti dei soci della società di pro- 
getto. 


Art. 163. 
Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 


1. Il Ministero promuove le attività tecniche e ammi- 
nistrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione 
e approvazione delle infrastrutture e degli insediaménti 
produttivi ed effettua, con la collaborazione, delle 
regioni o province autonome interessate connoneri a 
proprio carico, le attività di supporto necessarie per la 
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle 
infrastrutture. Previa intesa da sottostriversi tra il 
Ministero, di concerto con il Ministero. dell’economia e 
delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività 
di progettazione delle infrastrutture statali eventual- 
mente anche mediante l’anticipazione dei finanziamenti 
previsti dalla legge 21 dicembre )2001, n. 443. Nello 
svolgimento di tali funzioni _il Ministero impronta la 
propria attività al principio dr leale collaborazione con 
le regioni e le province alitenome e con gli enti locali 
interessati e acquisisce/snei casi indicati dal presente 
capo, la previa intesa delle regioni o province autonome 
interessate. 


2. Ai fini di cui alleoimma 1, il Ministero: 


a) promuové è&riceve le proposte degli altri Mini- 
steri e delle regioni o province autonome, formulando 
la proposta di programma da approvare con le moda- 
lità previste=dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; pro- 
muove e propone intese quadro tra Governo e singole 
regioni Ò, province autonome, al fine del congiunto 
coordifamento e realizzazione delle infrastrutture; 

b) promuove la redazione dei progetti delle infra- 
strutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche 
attraverso eventuali opportune intese o accordi proce- 
dimentali tra i soggetti comunque interessati; 
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c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei 
progetti preliminari e definitivi da parte=dei' soggetti 
competenti a norma del presente capo eAsulla base dei 
pareri predetti, cura a sua volta l’istruttoria ai fini delle 
deliberazioni del CIPE, proponendo allosstesso le even- 
tuali prescrizioni per l’approvazione=del progetto. Per 
le opere di competenza dello Statoul'parere del Consi- 
glio superiore dei lavori pubblici»-6 di altri organi o 
commissioni consultive, ove/ richiesto dalle norme 
vigenti, è acquisito sul progetto ‘preliminare; 


d) provvede, eventualmente in collaborazione con 
le regioni, le province autonome e gli altri enti interes- 
sati con oneri a proprio cafico, alle attività di supporto 
al CIPE per la vigilanza/delle attività di affidamento 
da parte dei soggetti àggiudicatori e della successiva 
realizzazione delle‘infrastrutture; 


e) ove necessario, collabora alle attività dei sog- 
getti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività 
istruttorie comazioni di indirizzo e supporto, a mezzo 
delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari 
straordinari di cui al comma 5; 


fVassegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei 
fondi, le/risorse finanziarie integrative necessarie alle 
attività’ progettuali; propone, d’intesa con il Ministero 
delleetonomia e delle finanze, al CIPE l’assegnazione 
ai=soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle 
risorse finanziarie integrative necessarie alla realizza- 
zione delle infrastrutture, previa approvazione del pro- 
getto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. 
Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strate- 
gici di competenza del Ministero delle attività produt- 
tive, le attività di cui al presente comma sono svolte 
d’intesa con il Ministero delle attività produttive. 


3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, 
ove non vI siano specifiche professionalità interne, può: 


a) avvalersi di una struttura tecnica di missione 
composta da dipendenti nei limiti dell'organico appro- 
vato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tec- 
nici individuati dalle regioni o province autonome terri- 
torialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici 
incarichi professionali o rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti 
nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure 
amministrative. La struttura tecnica di missione è isti- 
tuita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e 
degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico 
dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al 
comma 6; 


b) assumere, per esigenze della struttura mede- 
sima, personale di alta specializzazione e professiona- 
lità, previa selezione, con contratti a tempo determi- 
nato di durata non superiore al quinquennio rinnova- 
bile per una sola volta; 


c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate 
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e 
privati. 
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4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, 
inoltre, può: 


a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione 
che le regioni o province autonome interessate vor- 
ranno offrire, con oneri a proprio carico; 


b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi 
dell’articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società 
da essa controllata per le attività di supporto tecnico- 
finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiu- 
dicatori; 


c) richiedere al Ministero dell’economia e delle 
finanze la collaborazione dell’Unità tecnica finanza di 
progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in 
deroga all’articolo 7, della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, e all’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388. 


5. AI fine di agevolare, sin dall’inizio della fase 
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insedia- 
menti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presi- 
denti delle regioni o province autonome interessate, 
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la 
nomina di commissari straordinari, i quali seguono 
l'andamento delle opere e provvedono alle opportune 
azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occor- 
renti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. 
Nell’espletamento delle suddette attività, e nel caso di 
particolare complessità delle stesse, il commissario 
straordinario può essere affiancato da un sub-commis- 
sario, nominato dal Presidente del Consiglio déi Mini- 
stri, su proposta dei Presidenti delle regioni o-province 
autonome territorialmente coinvolte, con “oneri a 
carico delle regioni o province autonome, proponenti. 
Per le opere non aventi carattere interregiormale o inter- 
nazionale, la proposta di nomina del ‘commissario 
straordinario è formulata d’intesa Ten il presidente 
della regione o provincia autonoma»0 sindaco della 
città metropolitana interessata. 


6. Gli oneri derivanti dall’applicàzione dei commi 3, 
4 e 5 sono posti a carico dei fonde sono contenuti nel- 
l’ambito della quota delle risorse che annualmente sono 
destinate allo scopo con/deereto del Ministro delle 
infrastrutture e dei traspòrti; di concerto con il Mini- 
stro dell'economia e dellexfinanze. 


7.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo- 
sta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
sentiti 1 Ministri competenti nonché, per le infrastrut- 
ture di competenzà dei soggetti aggiudicatori regio- 
nali, i presidenti..delle regioni o province autonome 
interessate, abilita eventualmente i commissari straor- 
dinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui 
all’articolo=»13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, Con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1997, nì, 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i 
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari 
alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e 
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi. 
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8. I commissari straordinari riferiscono al*Présidente 
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture-e dei tra- 
sporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscon- 
trate e alle iniziative assunte e operanosecondo le diret- 
tive dai medesimi impartite e con il supporto del Mini- 
stero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di 
missione e degli advisor, acquisendo» per il tramite degli 
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei 
costi autorizzati a norma del/comma 9, i commissari 
straordinari e i sub-commissari s'avvalgono delle strut- 
ture di cui al comma 3, nonché delle competenti strut- 
ture regionali e possono avvalersi del supporto e della 
collaborazione dei soggettiterzi. 


9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di nomina del commissario straordinario individua il 
compenso e i costi ‘pertinenti alle attività da svolgere 
dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli 
stessi, a carico delfondi, nell’ambito delle risorse di cui 
alcomma 6. 


10. Con, decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri èdstituito, su proposta del Ministro delle infra- 
struttureve dei trasporti, e senza oneri per il bilancio 
dello Stato; un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare 
ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, 
l’assistenza e il supporto coordinato da parte delle 
amministrazioni statali e regionali interessate. 


Art. 164. 
Progettazione 


(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto 
dal d.lgs. n. 189/2005) 


1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le 
norme di cui all’allegato tecnico riportato nell’allegato 
XXI. Le predette norme sono vincolanti per le ammini- 
strazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari. 


2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore 
delle attività di progettazione e degli altri servizi perti- 
nenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore 
alla soglia di applicazione delle normative comunitarie 
in materia, è regolato dalle norme dettate dalla parte 
II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi 
di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di 
garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di 
gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito 
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e delle regioni interessate, secondo le modalità e le pro- 
cedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare infe- 
riore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto 
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e 
imparzialità imposti dall’osservanza del Trattato. 

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai sog- 
getti aggiudicatori della redazione del progetto a base 
di gara, nonché le società collegate, non possono in 
alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realiz- 
zazione dei lavori da esse progettati, né essere affidata- 
rie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e col- 
laudo da parte degli appaltatori, concessionari e con- 
traenti generali delle infrastrutture, ai fini dello 
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sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse 
redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I sog- 
getti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto 
ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla 
progettazione, con apposita previsione nel bando di 
gara o nel contratto di progettazione. 


4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere 
accompagnato da linee guida per la stima degli oneri 
per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che 
rientrano nell’importo a base della gara, nonché della 
conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto 
aggiudicatore può affidare al contraente generale, con 
previsione del bando di gara o del contratto, i compiti 
del responsabile dei lavori. Nell’affidamento mediante 
appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei 
lavori spetta alla stazione appaltante. 


5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente 
articolo, in relazione alle attività di progettazione e 
approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli 
articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed ese- 
cutive contenute nel regolamento. 


6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto 
inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del 
soggetto aggiudicatore. 


7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino 
alla revisione delle tariffe professionali per le attività 
di progettazione, necessaria a tener conto delle previ- 
sioni di cui al comma |, ai fini della determinazione 
del corrispettivo per le attività di progettazione delle 
infrastrutture, redatte in conformità al presente artico- 
lo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato XXI, 
i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 peràcento 
l'aliquota prevista per il progetto preliminare )dalla 
tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della 
giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 
26 aprile 2001; le aliquote previste dalla-citata tabella 
per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte 
corrispondentemente e proporzionalménte alle aliquote 
previste per il progetto definitivo ed(esècutivo in modo 
che l’aliquota totale risulti sempre parta 1. 


Art. 165. 


Progetto preliminare. Procedura di valutazione 
di impatto ambientale,e localizzazione 


(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 


1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, 
entro il termine di sè1_mesi dall’approvazione del pro- 
gramma, il progetto preliminare delle infrastrutture di 
competenza. Ove sîa necessario l’espletamento di pro- 
cedure di garaxsil termine è elevato a nove mesi. Le 
risorse finanziate occorrenti per la redazione del pro- 
getto preliminare ed eventualmente non già disponibili, 
sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti»di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a 
valere sulla quota dei fondi destinata alle attività pro- 
gettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rim- 
borso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi del- 
l’articolo 163, comma 1. 
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2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda/sollecitare, 
per la redazione del progetto preliminare,-là- proposta 
di un promotore, ne dà immediata comunicazione al 
Ministero, ai fini della pubblicazione delliavviso di cui 
all’articolo 175, comma 1. 


3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a 
quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato 
XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato 
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali 
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; 
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteri- 
stiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di 
spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il 
limite di spesa per le/everituali opere e misure compen- 
sative dell'impatto territoriale e sociale comunque non 
superiori al cinqué per cento dell’intero costo dell’opera 
e deve includere-le infrastrutture e opere connesse, 
necessarie alla rèalizzazione; dalla percentuale predetta 
sono esclusi gli.oneri di mitigazione di impatto ambien- 
tale individuati nell'àmbito della procedura di VIA. 
Ove, ai sensr delle disposizioni nazionali o regionali 
vigenti,‘(l’epera sia soggetta a valutazione di impatto 
ambientale, il progetto preliminare è corredato anche 
da studio di impatto ambientale e reso pubblico 
secondo le procedure previste dalla legge nazionale o 
regionale applicabile. Ai fini dell’approvazione del pro- 
getto preliminare non è richiesta la comunicazione agli 
interessati alle attività espropriative, di cui all’arti- 
colo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione 
diversa da quella effettuata per l’eventuale procedura 
di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia previ- 
sta la procedura di VIA, il progetto preliminare è 
comunque depositato presso il competente ufficio della 
regione interessata, ai fini della consultazione da parte 
del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet 
della regione e del soggetto aggiudicatore. 


4.I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preli- 
minare al Ministero e, ove competenti, al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero 
delle attività produttive e al Ministero per i beni e le 
attività culturali, nonché alle regioni o province auto- 
nome competenti per territorio. Il medesimo progetto 
è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai 
fini di cui all’articolo 166. Le amministrazioni interes- 
sate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro 
novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; 
le valutazioni delle amministrazioni competenti in 
materia ambientale sono rese nel rispetto delle previ- 
sioni della sezione II del presente capo. Nei successivi 
sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, 
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o 
di altra commissione consultiva competente, formula 
la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei suc- 
cessivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine 
prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui 
sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o 
parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di 
riscontro il Ministro formula la propria proposta al 
CIPE, con eventuali prescrizioni. 


__ 82 


2-5-2006 


5. Il progetto preliminare non è sottoposto a confe- 
renza di servizi. Il progetto preliminare, istruito 
secondo le previsioni del presente articolo, è approvato 
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il con- 
senso, al fini della intesa sulla localizzazione, dei presi- 
denti delle regioni e province autonome interessate, 
che si pronunciano, sentiti 1 comuni nel cui territorio si 
realizza l’opera. La pronuncia deve intervenire nei ter- 
mini di cui al comma che precede, anche nel caso in 
cui i comuni interessati non si siano tempestivamente 
espressi. 


6. In caso di motivato dissenso delle regioni o pro- 
vince autonome interessate si procede come segue: 


a) per le infrastrutture di carattere interregio- 
nale o internazionale, il progetto preliminare è sotto- 
posto alla valutazione del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, alla cui attività istruttoria parteci- 
pano i rappresentanti della regione o provincia auto- 
noma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a 
cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori 
pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla rice- 
zione, valuta 1 motivi del dissenso e l’eventuale pro- 
posta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità 
dell’opera, la regione o provincia autonoma dissen- 
ziente avesse formulato all’atto del dissenso. Il parere 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso 
dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate 
definitive determinazioni entro i successivi trenta 
giorni. Ove anche in questa sede permanga il dis- 
senso della regione o provincia autonoma, alla 
approvazione del progetto preliminare si provvede 
entro sessanta giorni con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro delle_infrastrut- 
ture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di compe- 
tenza di altri Ministeri, di concerto. ten il Ministro 
delle attività produttive o altro Ministro competente 
per materia, sentita la commissione parlamentare 
per le questioni regionali; 


b) per le altre infrastrutture è insediamenti produt- 
tivi, in caso di dissenso delle,fegioni o province auto- 
nome interessate, si provvéde, entro i successivi sel mesi 
e a mezzo di un collegi@xtecnico costituito d’intesa tra 
il Ministero e la regione o provincia autonoma interes- 
sata, ad una nuova_valutazione del progetto prelimi- 
nare e della eventuale proposta alternativa che, nel 
rispetto delle funzionalità dell’opera, la regione o pro- 
vincia autonoma dissenziente avesse formulato all’atto 
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto pre- 
liminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
propone al ‘GIPE, d’intesa con la regione o provincia 
autonoma interessata, la sospensione della infrastrut- 
tura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valu- 
tazione in sede di aggiornamento del programma, 
ovvero l’avvio della procedura prevista in caso di dis- 
senso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di 
carattere interregionale o internazionale. 
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7. L’approvazione determina, ove necessario )ai sensi 
delle vigenti norme, l’accertamento della compatibilità 
ambientale dell’opera e perfeziona, ad ognirfine urba- 
nistico ed edilizio, l’intesa Stato - regione sulla sua 
localizzazione, comportando l’automatica variazione 
degli strumenti urbanistici vigenti esadottati; gli immo- 
bili su cui è localizzata l’opera sonoassoggettati al vin- 
colo preordinato all’esproprio aissensi dell’articolo 10 
del testo unico delle disposizioni legislative e regola- 
mentari in materia di espropriazione per pubblica uti- 
lità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327; il vificolo si intende apposto 
anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali 
provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia 
delle aree impegnate delle relative eventuali fasce di 
rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell’atte- 
stazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto 
aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abi- 
litativi nell’ambito del corridoio individuato con l’ap- 
provazione del-progetto ai fini urbanistici e delle aree 
comunque4mpegnate dal progetto stesso. A tale scopo, 
l’approvaziofie del progetto preliminare è resa pub- 
blica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della fegione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comuni- 
cata’ agli enti locali interessati a cura del soggetto 
aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l’arti- 
colo/183, comma 6. 


8. Per tutte le infrastrutture, l’autorizzazione di cui 
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al com- 
pimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni 
bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rila- 
sciata dalla autorità espropriante ovvero dal conces- 
sionario delegato alle attività espropriative, ai sog- 
getti o alle società incaricate della predetta attività 
anche prima della redazione del progetto preliminare. 
Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigi- 
lanza delle competenti soprintendenze, che curano la 
tempestiva programmazione delle ricerche e il 
rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni 
ritardo all’avvio delle opere. 


9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, 
sia necessaria l’escavazione di cunicoli esplorativi, l’au- 
torizzazione alle attività relative, ivi inclusa l’installa- 
zione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, 
è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, d’intesa con il presidente della regione o provin- 
cia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell’arti- 
colo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta 
giorni dalla richiesta l’autorizzazione è rimessa al 
CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con 
le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell’attività 
esplorativa, significativi a livello ambientale, sono 
altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio ai fini della procedura di valuta- 
zione di impatto ambientale. 


10. Prima dell’approvazione del progetto prelimi- 
nare, si segue la procedura preventiva di verifica dell’in- 
teresse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 
96, salvo quanto disposto dall’articolo 40, comma 2, 
dell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI. 
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Art. 166. 
Progetto definitivo. Pubblica utilità dell’opera 
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è inte- 
grato da una relazione del progettista attestante la 
rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali 
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso 
con particolare riferimento alla compatibilità ambien- 
tale e alla localizzazione dell’opera. E corredato inoltre 
dalla definizione delle eventuali opere e misure mitiga- 
trici e compensative dell’impatto ambientale, territo- 
riale e sociale. 


2. L’avvio del procedimento di dichiarazione di pub- 
blica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o 
per esso dal concessionario o contraente generale, ai 
privati interessati alle attività espropriative ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica- 
zioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme 
previste per la partecipazione alla procedura di valuta- 
zione di impatto ambientale dall’articolo 5 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 
1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni 
dalla comunicazione di avvio del procedimento, i pri- 
vati interessati dalle attività espropriative possono pre- 
sentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che 
dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. 
Le disposizioni del presente comma derogano alle 
disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 


3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del sog- 
getto aggiudicatore, del concessionario o contraente 
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate 
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte dè ulteriori 
amministrazioni competenti a rilasciare «petmessi e 
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonehexai gestori 
di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta 
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche ammi- 
nistrazioni competenti e i gestori di(opere interferenti 
possono presentare motivate proposte-di adeguamento 
o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di 
varianti migliorative che non modificano la localizza- 
zione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel 
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche presta- 
zionali e delle specifiche funzionali individuati in sede 
di progetto preliminare. ,Léyproposte e richieste sono 
acquisite dal Ministero aà‘mezzo di apposita Conferenza 
di servizi, convocata non-prima di trenta giorni dal rice- 
vimento del progetto, dà parte dei soggetti interessati e 
conclusa non oltre ilLtermine di novanta giorni di cui 
al presente comma 


4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha fina- 
lità istruttoria e\ad essa non si applicano le previsioni 
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e suecessive modificazioni, in materia di confe- 
renza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla con- 
clusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta 
la compatibilità delle proposte e richieste pervenute 
entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbli- 
che amministrazioni competenti e dei gestori di opere 
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel 
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progetto preliminare approvato e formula/la propria 
proposta al CIPE che, nei trenta giornissuccessivi, 
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il 
progetto definitivo, anche ai fini della«dichiarazione di 
pubblica utilità. 

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata 
con il voto favorevole della maggioranza dei compo- 
nenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, 
approvazione e parere comurigue denominato e con- 
sente la realizzazione e, per,gli insediamenti produttivi 
strategici, l’esercizio di tutte lèy6pere, prestazioni e atti- 
vità previste nel progetto, approvato. In caso di dissenso 
della regione o provincia àutonoma, si provvede con le 
modalità di cui all’articolo 165, comma 6. Gli enti 
locali provvedono all’èdeguamento definitivo degli ela- 
borati urbanistici dikcompetenza ed hanno facoltà di 
chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario 
o contraente generale di porre a disposizione gli elabo- 
rati a tale fine necessari. 


Art. 167. 


Nofme,generali sulla procedura di approvazione 
dei progetti 


(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, 
inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 


T. Le procedure di istruttoria e approvazione dei pro- 
getti sono completate nei tempi previsti dal presente 
Capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza 
del soggetto aggiudicatore; anche nell’ipotesi di più 
sospensioni, il termine complessivo di sospensione non 
può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le proce- 
dure di istruttoria e approvazione riprendono il loro 
corso. 


2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contrad- 
dittorio, le amministrazioni competenti propongono al 
Ministero, nei termini e modi previsti dal presente 
capo, le prescrizioni per la corretta successiva integra- 
zione. Ove ciò non sia possibile per l’assenza degli ele- 
menti progettuali prescritti dall’allegato tecnico recato 
dall’allegato XXI, le amministrazioni competenti con- 
cludono l’istruttoria, negli stessi termini e modi, con la 
richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l’in- 
dicazione delle condizioni per la ripresentazione dello 
stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la 
rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la 
chiusura della procedura e il rinvio del progetto al sog- 
getto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 del- 
l’articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da 
parte della commissione speciale VIA. 

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è 
istruito e approvato a norma dell’articolo 165 ai fini 
della intesa sulla localizzazione dell’opera e, ove previ- 
sto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra 
autorizzazione, approvazione e parere, comunque 
denominato, è rilasciato sul progetto definitivo 
dell’opera ai sensi dell’articolo 166. 

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e 
gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare 
alle eventuali procedure di valutazione di impatto 
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni 
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e osservazioni al Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio ai sensi dell’articolo 183, comma 4; resta 
fermo l’articolo 184, comma 2. Le valutazioni in mate- 
ria ambientale di competenza regionale sono emesse e 
trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 
181, in applicazione delle specifiche normative regio- 
nali, in quanto compatibili con le previsioni del pre- 
sente capo e salvo quanto previsto all’articolo 161, 
comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare 
ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o 
province autonome, sentiti 1 comuni interessati, ai sensi 
dell’articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto defi- 
nitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le 
modalità dell’articolo 166, e seguenti; le province parte- 
cipano al procedimento secondo le competenze loro 
attribuite. 


5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la 
procedura di localizzazione dell’opera e di valutazione 
di impatto ambientale sulla scorta del progetto defini- 
tivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla 
approvazione del progetto preliminare; in tal caso il 
progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai pre- 
detti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall’arti- 
colo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome 
interessate si pronunciano, sentiti 1 Comuni nel cui ter- 
ritorio si realizza l’opera. Il progetto definitivo è inte- 
grato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. 
L’approvazione del progetto comporta l’apposizione 
del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione 
di pubblica utilità. 


6. Le varianti alla localizzazione dell’opera origina- 
riamente risultante dal progetto del soggetto aggiudica- 
tore possono essere disposte dal CIPE, con la,proce- 
dura di cui all’articolo 165, comma 5, e 166,mediante 
nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una 
prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove 
necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per 1 beni 
e le attività culturali, prescrive che nella sùccessiva fase 
progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell’in- 
teresse archeologico di cui agli articoh95 e 96 e all’alle- 
gato XXI. A tal fine la proposta di-variante, comunque 
formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell’ap- 
provazione del CIPE, al Ministèroper i beni e le attività 
culturali. 


7. Ove il CIPE dispongauna variazione di localizza- 
zione dell’opera in ordine alla quale non siano state 
acquisite le valutazioni‘della competente commissione 
VIA o della regione competente in materia di VIA, e il 
Ministro dell’ambiefite,è della tutela del territorio o il 
Presidente della regione competente in materia di VIA 
ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambien- 
tale, il CIPE, su-conforme richiesta del Ministro del- 
l’ambiente e della tutela del territorio o del Presidente 
della regiorniè competente, ovvero del Ministro per i 
beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi 
del codice..dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
decretò legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l’ag- 
giornamento dello studio di impatto ambientale e la 
rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di 
opera la cui localizzazione sia variata e per le implica- 
zioni progettuali conseguenti anche relative all’intera 
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opera. La procedura di VIA è compiuta/fin sede di 
approvazione del progetto definitivo, salvadla facoltà 
del soggetto aggiudicatore di chiedere la, reiterazione 
della procedura, in sede di progetto preliminare, con 
successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi del- 
l’articolo 185, comma 4. Resta ferme=ît disposto di cui 
all’articolo 185, comma 5. 


8. In alternativa all’invio su Supporto cartaceo, il 
soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla 
trasmissione del progetto e degli elaborati necessari 
alla approvazione dello stessòymuniti di firma digitale, 
su supporto informatico,non modificabile. Le ammini- 
strazioni competenti alla“vstruttoria e gli enti gestori 
delle reti e opere in, qualsiasi modo interferenti che 
non dispongono di adèguati mezzi di gestione del sup- 
porto informatico-possono richiedere l’invio di una o 
più copie cartace&xi relativi tempi di istruttoria decor- 
rono dal ricevimento del progetto in forma cartacea 
ove richiesta. 


9. In caso di motivato dissenso delle regioni e pro- 
vince autonome interessate sul progetto definitivo di 
cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai 
sensi déll’articolo 165, comma 6. 


10 Sùl progetto di monitoraggio ambientale, costi- 
tuente,parte eventuale del progetto definitivo ai sensi 
déll’allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sen- 
titivi comuni e le province interessati, nel termine di 
novanta giorni di cui all’articolo 166. 


Art. 168. 


Conferenza di servizi e approvazione 
del progetto definitivo 


(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, 
inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 


1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 166 è 
convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della 
struttura tecnica di missione. La segreteria della confe- 
renza è demandata alla struttura tecnica di missione di 
cui all’articolo 163, di seguito denominata: «struttura 
tecnica». 


2. L’avviso di convocazione è inviato, anche per tele- 
fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima 
della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati 
competenti alla partecipazione al procedimento 
secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie 
vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette 
alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e 
la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto 
definitivo, nonché una relazione illustrativa delle auto- 
rizzazioni necessarie, recante l’indicazione delle norma- 
tive di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni 
individuate e le parti del progetto dalle stesse interes- 
sate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla 
conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze 
rilevate o previste. Ove necessario, nell’àmbito della 
conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e 
istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all’a- 
vanzamento e all’àmbito delle singole attività istrutto- 
rie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. 
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In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla 
conferenza deve comunicare le proprie eventuali propo- 
ste motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con 
la localizzazione qualora già approvata in sede di pro- 
getto preliminare, entro il termine perentorio di 
novanta giorni dalla data di ricezione del progetto defi- 
nitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riu- 
nioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero 
con atto scritto depositato entro il predetto termine 
presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardi- 
vamente pervenute non sono prese in esame ai fini della 
approvazione del progetto da parte del CIPE. 


3. La convocazione della conferenza è resa nota ai 
terzi con avviso pubblicato, a seguito della convoca- 
zione della conferenza, sul sito internet del Ministero e 
delle regioni interessate secondo le procedure e le 
modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pub- 
blici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti 
competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni 
comunque denominati, cui non sia pervenuto il pro- 
getto definitivo dell’opera, segnalano tale omissione 
entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevi- 
mento dell’invito alla conferenza, o in caso di esclu- 
sione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel 
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti 
internet. Qualora il responsabile del procedimento, 
verificata la fondatezza dell’istanza, accolga la richiesta 
di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il 
progetto definitivo all’interessato e comunica alla strut- 
tura tecnica di missione la data dell’avvenuta consegna. 
I soggetti privati che non siano gestori di reti/e opere 
interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture 
non intervengono alla conferenza. I concessionari e i 
contraenti generali possono partecipare alla\eonferenza 
con funzione di supporto alle attività istruttorie. 


4. Il procedimento si chiude alla scadènza del novan- 
tesimo giorno dalla data di ricezioné,del progetto defi- 
nitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza 
competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni 
comunque denominati. Sono comùnque prese in esame 
le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il 
documento conclusivo della/tonferenza, sottoscritto 
dal presidente e dall’incariéato delle funzioni di segreta- 
rio della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i 
soggetti invitati che noh hanno presentato tempestiva 
proposta. Per l’eventuale procedura di VIA restano 
fermi i diversi termini-di cui alla sezione II. 


5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti for- 
mula al CIPE asmezzo della struttura tecnica la propo- 
sta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istrut- 
toria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni 
o varianticacquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del 
Ministro‘delle infrastrutture e dei trasporti, approva o 
rinvia (a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le 
proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la 
localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e 
1 limiti di spesa individuati nel progetto preliminare 
laddove già approvato. 
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6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la 
mancata partecipazione al procedimento di.un soggetto 
competente e non invitato, allo stesso4è immediata- 
mente rimesso il progetto definitivo con facoltà di 
comunicare al Ministero la propria eventuale proposta 
entro il successivo termine perentorio di novanta 
giorni; la proposta è comunicata/alh\CIPE per la even- 
tuale integrazione del provvediméènto di approvazione. 
In casi di particolare gravità; il Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti ovvero il Presidente della 
regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE 
la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more 
della integrazione del ptòvyedimento di approvazione. 


Art. 169. 
Varianti 


(art«4-quater, d.lgs. n. 190/2002, 
inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 


1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello svi- 
luppo del' progetto esecutivo sia assicurato il rispetto 
delle préserizioni impartite dal CIPE in sede di appro- 
vazione”del progetto definitivo e preliminare. Restano 
fermi\i compiti e le verifiche di cui all’articolo 185. 


2, IVsoggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le 
modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del 
progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui 
alcomma 1. 


3. Le varianti da apportare al progetto definitivo 
approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del pro- 
getto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, 
sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudica- 
tore ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizza- 
tivo, né comportino altre sostanziali modificazioni 
rispetto al progetto approvato e non richiedano la attri- 
buzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in 
caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti 
rilevanti sotto l’aspetto localizzativo sono approvate 
con il consenso dei presidenti delle regioni e province 
autonome interessate, espresso con la procedura di cui 
al comma 5 dell’articolo 165. Per le opere il cui finan- 
ziamento è stato assegnato su presentazione del piano 
economico finanziario la richiesta di nuovi finanzia- 
menti comporta la revisione dello stesso. Non assu- 
mono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle 
opere lineari contenute nell’àmbito del corridoio indivi- 
duato in sede di approvazione del progetto ai fini urba- 
nistici; in mancanza di diversa individuazione costitui- 
scono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone 
di rispetto previste dall’articolo 12, comma 2, del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, e successive modificazioni. 


4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il 
Presidente della regione interessata delle varianti che 
intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; 
se l’opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti 
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell’am- 
biente e della tutela del territorio e il Ministero per i 
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beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine 
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di rice- 
zione hanno facoltà di rimettere al CIPE l’approva- 
zione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gra- 
vità, può ordinare la sospensione dell’esecuzione. La 
medesima informativa è resa altresì al Sindaco del 
Comune su cui ricade l’intervento. 


S. La istruttoria delle varianti che non possono essere 
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del 
comma 2 è compiuta con le modalità di cui all’arti- 
colo 166, previo esperimento della procedura di verifica 
preventiva dell’interesse archeologico di cui all’allegato 
XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova 
valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato 
dissenso delle regioni e delle province autonome inte- 
ressate si procede ai sensi dell’articolo 165, comma 6. 


6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti com- 
portino modificazioni del piano di esproprio, il pro- 
getto è nuovamente approvato ai fini della dichiara- 
zione di pubblica utilità dall’autorità espropriante ai 
sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per pub- 
blica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni 
ai sensi dell’articolo 166. 


7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente 
interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia 
stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i 
soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle proce- 
dure di approvazione delle varianti previste dalle 
diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al pre- 
sente articolo, con l’adozione, per le varianti che non 
possono essere approvate dal soggetto aggiudicatoré ai 
sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di 
servizi, secondo le modalità dell’articolo 166/@seguenti. 


Art. 170. 
Interferenze 


(art. 5, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Ad integrazione e parziale dèroga delle previsioni 
di cui all’articolo 25 del decretò del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001,%n>y327, alla programma- 
zione e gestione della risoluzione delle interferenze alla 
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo 
le previsioni del presente articolo. 


2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del sog- 
getto aggiudicatorenagli enti gestori delle interferenze 
già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l’obbligo 
di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la 
sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime 
della infrastittura o insediamento produttivo, di colla- 
borare corivil soggetto aggiudicatore per lo sviluppo 
del progetto) delle opere pertinenti le interferenze rile- 
vate e dî dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, 
alle attività progettuali di propria competenza. 


3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione 
delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, 
in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di 
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novanta giorni di cui all’articolo 166, comma3,)nonché 
dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di 
quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 


4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico 
servizio devono rispettare il programma di risoluzione 
delle interferenze di cui al comma73 approvato dal 
CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipen- 
dentemente dalla stipula di eventuali convenzioni rego- 
lanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il sog- 
getto aggiudicatore si impegni a’mettere a disposizione 
in via anticipata le risorse eccotrenti. 


5. In caso di mancato*rispetto del programma di cui 
al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi 
del comma 2, il soggetto gestore ha l’obbligo di risar- 
cire i danni subiti dalsoggetto aggiudicatore per il con- 
seguente impedimento al regolare svolgimento dei 
lavori; il soggetto ‘aggiudicatore ha inoltre facoltà di 
attivare le procedure di cui all’articolo 25, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, 
la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadem- 
piente al\programma di risoluzione delle interferenze. 


Art. 171. 
Risoluzione delle interferenze 


(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, 
inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 


1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pub- 
blico servizio in qualsiasi modo interferenti con l’infra- 
struttura da realizzare hanno l’obbligo di cooperare 
alla realizzazione della stessa con le modalità previste 
dall’articolo 170, come precisato dal presente articolo. 
Le attività di cui ai commi successivi devono essere 
compiute in tempi compatibili con i tempi di progetta- 
zione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, 
come risultanti dal presente capo e dal programma a 
corredo del progetto preliminare definitivo ed esecu- 
tivo. La violazione dell’obbligo di cooperazione che sia 
stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento 
dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità 
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudica- 
tore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione 
delle interferenze possono essere sottoposti alla appro- 
vazione del CIPE, unitamente al progetto delle infra- 
strutture interferite; in mancanza, vengono approvati 
secondo le procedure proprie del soggetto che ha la 
competenza a realizzarle. 


2. In fase di redazione del progetto preliminare delle 
infrastrutture, la cooperazione dell’ente gestore ha per 
oggetto: 

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la 
sussistenza delle interferenze; 

b) la collaborazione tecnico progettuale con il sog- 
getto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle 
opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere 
interferite; 


c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di 
opere interferite, cui provvede l’ente gestore; 
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d) la comunicazione del calcolo estimativo degli 
oneri per le attività di propria competenza per la risolu- 
zione delle interferenze. 


3. In fase di redazione e approvazione del progetto 
definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell’ente 
gestore ha per oggetto: 


a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del 
soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli 
spostamenti di opere interferite cui provvede l’ente 
gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudica- 
tore per il progetto definitivo cui provvede quest’ul- 
timo; 

b) la verifica della completezza e congruità del 
programma di risoluzione delle interferenze, redatto a 
corredo del progetto definitivo, con l’indicazione di 
eventuali ulteriori interferenze non precisate e la propo- 
sta di modifica o integrazione del programma; 


c) la comunicazione dell’importo definitivo degli 
oneri per le attività di propria competenza per la risolu- 
zione delle interferenze. 


4. In fase di realizzazione dell’opera la cooperazione 
dell’ente gestore ha per oggetto il rispetto del pro- 
gramma approvato dal CIPE unitamente al progetto 
definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interfe- 
renze di propria competenza. 


5. Le attività di collaborazione dell’ente gestore sono 
compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato 
accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera 
l’ente gestore dal compimento delle attività di collabo- 
razione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere Al 
rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In 
fase esecutiva, l’ente gestore deve compiere le attività 
di competenza anche in mancanza di specificosateordo 
convenzionale con il soggetto aggiudicatore»a Condi- 
zione che quest’ultimo metta a disposizionain Via anti- 
cipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previ- 
sioni del programma e salvo il diritto dello stesso sog- 
getto aggiudicatore al rimborso delle ‘somme poste a 
disposizione in eccesso rispetto alle ‘hecessità. Sono 
fatte salve le diverse previsioni di cofivenzioni vigenti 
tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore. 


6. Il presente articolo si applica) in quanto compati- 
bile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso 
di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrut- 
ture in corso di realizzazione alla data di entrata in 
vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti 
per risoluzione delle interferenze devono essere appro- 
vate secondo le modalità di cui all’articolo 166 e 
seguenti. 


Art. 172. 
La Società pubblica di progetto 


(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, 
inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 


1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come 
approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore uti- 
lizzazione dell’infrastruttura e dei beni connessi, l’atti- 
vità coordinata di più soggetti pubblici, si procede 
attraverso la stipula di un accordo di programma tra i 
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soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la 
costituzione di una società pubblica di progetto, senza 
scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai sog- 
getti aggiudicatori e dagli altri soggettipubblici interes- 
sati. Alla società pubblica di progetto,sono attribuite 
le competenze necessarie alla realizzazione dell’opera e 
delle opere strumentali o connessennonché alla espro- 
priazione delle aree interessate, e alla utilizzazione delle 
stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte 
dall’infrastruttura. La società pubblica di progetto è 
autorità espropriante ai sensi’ del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica’utilità di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La 
società pubblica di<progetto realizza l’intervento in 
nome proprio e pef+conto dei propri soci e mandanti, 
avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in 
suo favore, operàndo anche al fine di ridurre il costo 
per la pubblica finanza. 


2. Alla società pubblica di progetto possono parteci- 
pare le camére di commercio, industria e artigianato e 
le fondazioni bancarie. 


3.ALassocietà pubblica di progetto è istituita al solo 
scopo\di realizzare ed eventualmente gestire l’infra- 
struttura e partecipare al finanziamento ed è organismo 
dirdiritto pubblico ai sensi del presente codice e sog- 
getto aggiudicatore ai sensi del presente capo. 


4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di 
un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo 
di programma, al finanziamento della stessa, anche 
attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero 
alla società pubblica di progetto di beni immobili di 
proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanzia- 
rie proprie. 


5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli 
enti pubblici possono contribuire per l’intera durata 
del piano economico-finanziario al soggetto aggiudica- 
tore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla 
stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di red- 
dito, fra cui: 


a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi 
aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastruttura- 
zione e ICI, indotti dalla infrastruttura; 


b) da parte della camera di commercio, industria e 
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo 
scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 
1993, n. 580. 


6. La realizzazione di infrastrutture costituisce set- 
tore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie 
possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme pre- 
viste dalle norme in vigore. 


7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di 
un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attra- 
verso la cessione di immobili di loro proprietà o impe- 
gnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito 
accordo procedimentale. 
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Art. 173. 
Modalità di realizzazione 
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002) 


1. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 53, la 
realizzazione delle infrastrutture è oggetto di: 


a) concessione di costruzione e gestione; 
b) affidamento unitario a contraente generale. 


Art. 174. 
Concessioni relative a infrastrutture 
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio 
di gestione dell’opera. Il prezzo eventualmente da 
accordare al concessionario e la durata della conces- 
sione sono determinati, nel bando di gara, sulla base 
del piano economico finanziario e costituiscono, come 
previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri 
di aggiudicazione della concessione. Nella determina- 
zione del prezzo si tiene conto dell’eventuale presta- 
zione di beni e servizi da parte del concessionario allo 
stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera 
concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 


2. Le procedure di appalto del concessionario e i rap- 
porti dello stesso concessionario con i propri appalta- 
tori o con il proprio contraente generale, sono regolate 
esclusivamente dalle: 


norme regolanti gli appalti del concessionario, di 
cui agli articoli da 146 a 151; 


norme di qualificazione degli appaltatori e subap- 
paltatori di cui al regolamento; 


verifiche antimafia, da espletarsi Mei. confronti 
degli affidatari e subaffidatari di lavori fapporti tra 
concessionario e appaltatore o contraente generale 
sono rapporti di diritto privato disciplinati dal con- 
tratto e dalle norme del codice civile. 


3.I rapporti di collegamento del\concessionario con 
le imprese esecutrici dei lavori Seno individuati e rego- 
lati dall’articolo 149, comma.3. L'elenco limitativo di 
tali imprese è unito alle candidature per la concessione. 
Tale elenco è aggiornato inyfunzione delle modifiche 
che intervengono successivamente nei collegamenti tra 
le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la rea- 
lizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rap- 
porti tra concessionario e contraente generale si appli- 
cano i commi 7, 8&9 dell’articolo 176. Ove il contraente 
generale sia un'impresa collegata al concessionario, 
deve assicurare\l subaffidamento a terzi delle quote ad 
essi riservate Nn sede di gara ovvero ai sensi del 
comma 4; ilSubaffidamento delle quote predette dovrà 
avvenire (con la procedura prevista per gli appalti del 
concessionario dagli articoli da 146 a 151. 


4. E fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, 
di procedere ad estensioni dei lavori affidati in conces- 
sione al di fuori delle ipotesi consentite dall’arti- 
colo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali 
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sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento 
deve essere data comunicazione al Parlamento. 


5. Le disposizioni di cui al presente, articolo dero- 
gano agli articoli 56, 57 e 132. 


Art. 175. 
Promotore 
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Il Ministero pubblica sul'sito informatico di cui al 
decreto del Ministro deiavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comuni- 
taria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto 
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di 
proposte da partè di promotori ai sensi dell’arti- 
colo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura, il ter- 
mine non inferiore a quattro mesi entro il quale i pro- 
motori possone,presentare le proposte nonché l’ufficio 
competente a\riceverle e presso il quale gli interessati 
possono ettènere le informazioni ritenute utili. 

2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le 
proposte )pervenute oltre la scadenza del termine. E 
comunque facoltà del promotore presentare proposta 
pefiopére per le quali non sia stato pubblicato l’avviso 
nei termini di cui all’articolo 153. 


3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di 
pubblico interesse ai sensi dell’articolo 154, promuove, 
ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto 
ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai 
sensi dell’articolo 165. A tale fine, il promotore integra 
il progetto preliminare con lo studio d’impatto ambien- 
tale e quant’altro necessario alle predette procedure. 

4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unita- 
mente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui 
all’articolo 165. Ove ritenga di non approvare la pro- 
posta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini 
dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria o 
per la realizzazione dell’opera con diversa procedura; 
in ogni caso, sono rimborsati al promotore 1 costi della 
integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiu- 
dicatore a norma del comma 3. 

5. La gara di cui all’articolo 155 è bandita entro un 
mese dalla delibera di approvazione del progetto preli- 
minare da parte del CIPE ed è regolata dall’articolo 176. 


Art. 176. 
Affidamento a contraente generale 
(art. 9, d.lgs. n. 190/2003; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 


1. Con il contratto di cui all’articolo 173, comma 1, 
lettera 5), il soggetto aggiudicatore, in deroga all’arti- 
colo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata espe- 
rienza e qualificazione nella costruzione di opere non- 
ché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realiz- 
zativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi 
mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate 
nel progetto preliminare o nel progetto definitivo 
redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di 
gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte 
dopo l’ultimazione dei lavori. 
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2. Il contraente generale provvede: 

a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle atti- 
vità tecnico amministrative occorrenti al soggetto 
aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello 
stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia 
stato posto a base di gara; 

b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega 
di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in 
assenza di un concessionario, può essere accordata al 
contraente generale; 

c) alla progettazione esecutiva; 


d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e 
alla loro direzione; 

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’ope- 
ra da realizzare; 

f) ove richiesto, all’individuazione delle modalità 
gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori; 

| 8) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del 

piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle for- 
niture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a pre- 
venire le infiltrazioni della criminalità, secondo le 
forme stabilite tra quest’ultimo e gli organi competenti 
in materia. 

3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 

a) alle attività necessarie all'approvazione del pro- 
getto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto 
non sia stato posto a base di gara; 

b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle 
varianti; 
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle 
opere; 
d) al collaudo delle stesse; 

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli 
organi competenti in materia di sicurezza nonché di 
prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati 
alla verifica preventiva del programma, di esecuzione 
dei lavori in vista del successivo mofiiteraggio di tutte 
le fasi di esecuzione delle opere e der soggetti che le 
realizzano. 

4. Il contraente generale risponde nei confronti del 
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva ese- 
cuzione dell’opera, secondo le»successive previsioni del 
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e 
contraente generale sono-regolati, per quanto non pre- 
visto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente 
capo e dal regolamento»dalle norme della parte II che 
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle 
norme della parte-IIt, dagli atti di gara e dalle norme 
del codice civile regolanti l'appalto. 

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente 
generale nonési applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse 
sono regolate dalle norme della parte II che costitui- 
scono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme 
della parte II e dalle disposizioni seguenti: 

a)\restano a carico del contraente generale le even- 
tuali varianti necessarie ad emendare 1 vizi o integrare 
le omissioni del progetto redatto dallo stesso e appro- 
vato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a 
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti 
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indotte da forza maggiore, sorpresa geologica Soprav- 
venute prescrizioni di legge o di enti terzi.o-eomunque 
richieste dal soggetto aggiudicatore; 


b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il con- 
traente generale può proporre al soggetto aggiudicatore 
le varianti progettuali o le modifiche"tecniche ritenute 
dallo stesso utili a ridurre il tempo ovl’costo di realizza- 
zione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiu- 
tare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche 
ove queste non rispettino le,specifiche tecniche e le esi- 
genze del soggetto aggiudicatore, specificate nel pro- 
getto posto a base di garàf 0 comunque determinino 
peggioramento della funzionalità, durabilità, manute- 
nibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino 
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o 
ritardo del termine diultimazione. 


6. Il contraentesgenerale provvede alla esecuzione 
unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente 
ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della 
società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del 
contraenté generale con i terzi sono rapporti di diritto 
privato,‘a, cui non si applica il presente codice, salvo 
quanto previsto nel presente capo. Al contraente gene- 
rale chessia esso stesso amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di 
cui \alla parte II, che costituiscono attuazione della 
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 


7.Il contraente generale può eseguire i lavori affidati 
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta 
a norma del regolamento, ovvero mediante affida- 
mento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del 
contraente generale devono a loro volta possedere i 
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e 
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni 
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l’arti- 
colo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il sog- 
getto aggiudicatore richiede al contraente generale di 
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese ese- 
cutrici di una quota non inferiore al trenta per cento 
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede 
di eseguire mediante affidamento a terzi. 


8. L’affidamento al contraente generale, nonché gli 
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente 
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le 
modalità previste per i lavori pubblici. 


9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il 
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del 
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti 
la inadempienza del contraente generale, il soggetto 
aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione 
sul successivi pagamenti e procedere al pagamento 
diretto all’affidatario, nonché di applicare le eventuali 
diverse sanzioni previste in contratto. 


10. Per il compimento delle proprie prestazioni il 
contraente generale, ove composto da più soggetti, 
costituisce una società di progetto in forma di società, 
anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. 
La società è regolata dall’articolo 156 e dalle succes- 
sive disposizioni del presente articolo. Alla società 
possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il 
contraente generale, istituzioni finanziarie, assicura- 
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tive e tecnico operative preventivamente indicate in 
sede di gara. La società così costituita subentra nel 
rapporto al contraente generale senza alcuna autoriz- 
zazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il 
subentro costituisca cessione di contratto; salvo 
diversa previsione del contratto, i soggetti componenti 
il contraente generale restano solidalmente responsa- 
bili con la società di progetto nei confronti del sog- 
getto aggiudicatore per la buona esecuzione del con- 
tratto. In alternativa, la società di progetto può fornire 
al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicura- 
tive per la restituzione delle somme percepite in corso 
d’opera, liberando in tal modo 1 soci. Tali garanzie ces- 
sano alla data di emissione del certificato di collaudo 
dell’opera. Il capitale minimo della società di progetto 
è indicato nel bando di gara. 


11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale 
cessione delle quote della società di progetto, fermo 
restando che i soci che hanno concorso a formare i 
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare 
alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il 
buon adempimento degli obblighi del contraente gene- 
rale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’in- 
gresso nella società di progetto e lo smobilizzo di parte- 
cipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori 
istituzionali che non abbiano concorso a formare i 
requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in 
qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può 
opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente 
generale nell’ipotesi di cui all’articolo 117. 


12. Il bando determina la quota di valore dell’opeta 
che deve essere realizzata dal contraente generale con 
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i,modi di 
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 
31 dicembre 2006, tale quota non può superate il venti 
per cento dell’importo dell’affidamento postoya base di 
gara e, in ogni caso, il saldo della quota discorrispettivo 
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione 
dei lavori. Per il finanziamento dellapredetta quota, il 
contraente generale o la società di\progetto possono 
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli 
organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’arti- 
colo 2410 del codice civile. IlSsoggetto aggiudicatore 
garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei 
limiti del proprio debito verso il contraente generale 
quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero 
dal conto finale o dal ceftificato di collaudo dell’opera; 
le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore 
possono essere utilizZate per la costituzione delle 
riserve bancarie o%aSssicurative previste dalla legisla- 
zione vigente. LeModalità di operatività della garanzia 
di cui al terzo periodo del presente comma sono stabi- 
lite con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di coneerto con il Ministro delle infrastrutture 
e dei traspOrti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi 
del presentò comma sono inserite nell’elenco allegato 
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. 


13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle 
costituite dai concessionari a norma dell’articolo 156, 
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nei confronti del soggetto aggiudicatore sono )cedibili 
ai sensi dell’articolo 117; la cessione può>avere ad 
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 

14. La cessione deve essere stipulata, mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata’'e deve essere 
notificata al debitore ceduto. L’atto*notificato deve 
espressamente indicare se la cessiorie è effettuata a 
fronte di un finanziamento senza*rivalsa o con rivalsa 
limitata. 


15. Il soggetto aggiudicatore) liquida l’importo delle 
prestazioni rese e prefinanziatè dal contraente generale 
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile 
alla scadenza del prefimanziamento secondo le previ- 
sioni contrattuali. Per-soli crediti di cui al presente 
comma ceduti a frofite di finanziamenti senza rivalsa o 
con rivalsa limitata, l'aremissione del certificato di paga- 
mento costituisce definitivo riconoscimento del credito 
del finanziator&cessionario; al cessionario non è appli- 
cabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di 
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti 
tra debitofàe creditore cedente, ivi inclusa la compen- 
sazione/eon crediti derivanti dall’adempimento dello 
stesso,Centratto o con qualsiasi diverso credito nei con- 
fronti del'contraente generale cedente. 

16. H bando di gara indica la data ultima di paga- 
mento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del 
comma 15, in tutti 1 casi di mancato o ritardato comple- 
tamento dell’opera. 

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la 
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti 
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 

a) la garanzia di buon adempimento non è sog- 
getta alle riduzioni progressive di cui all’articolo 113; 
ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia 
espressamente prevista nella garanzia prestata, il rico- 
noscimento definitivo del credito non opera se la garan- 
zia non è ripristinata e la previsione di riduzione 
espunta dalla garanzia; 

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per 
motivi attribuibili al contraente generale si applicano 
le disposizioni previste dall’articolo 159; 

c) il contraente generale ha comunque facoltà di 
sostituire la garanzia di buon adempimento con la 
garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si appli- 
cano le previsioni di cui alle lettere a) e db). 

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, 
la garanzia globale di esecuzione di cui all’articolo 129, 
comma 3, che deve comprendere la possibilità per il 
garante, in caso di fallimento o inadempienza del con- 
traente generale, di far subentrare nel rapporto altro 
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente 
generale, scelto direttamente dal garante stesso. 

19. I capitolati prevedono, tra l’altro: 

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e 
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle 
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in parti- 
colare le prestazioni di cui all’articolo 165, comma 8, 
e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 

b) le modalità e 1 tempi per il pagamento dei ratei 
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le pre- 
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stazioni compiute prima dell’inizio dei lavori, perti- 
nenti in particolare le attività progettuali e le presta- 
zioni di cui alla lettera 4). 


20. AI fine di garantire l’attuazione di idonee misure 
volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e 
repressione della criminalità e dei tentativi di infiltra- 
zione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lette- 
ra e), e 180, comma S, il soggetto aggiudicatore indica 
nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non sottopo- 
sta al ribasso d’asta, ragguagliata all’importo comples- 
sivo dell’intervento, secondo valutazioni preliminari 
che il contraente generale è tenuto a recepire nell’of- 
ferta formulata in sede di gara. Nel progetto che si 
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudica- 
tore, la somma corrispondente a detta aliquota è 
inclusa nelle somme a disposizione del quadro econo- 
mico, ed è unita una relazione di massima che correda 
il progetto, indicante l’articolazione delle suddette 
misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è ripor- 
tata nelle successive fasi della progettazione. Le varia- 
zioni tecniche per l’attuazione delle misure in que- 
stione, eventualmente proposte dal contraente gene- 
rale, in qualunque fase dell’opera, non possono essere 
motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudi- 
catore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per 
iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone ana- 
loga articolazione delle misure in questione, con rela- 
tiva indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d’a- 
sta e inseriti nelle somme a disposizione dell’ammini- 
strazione. Le disposizioni del presente comma si 
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di 
affidamento mediante concessione 


Art. 177. 
Procedure di aggiudicazione 


(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs>ny190/2002) 


1. L’aggiudicazione delle concessioni) e degli affida- 
menti a contraente generale avviene mediante proce- 
dura ristretta. 


2. Per l’affidamento delle concessioni si pone a base 
di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a con- 
traente generale si pone a base di gara il progetto preli- 
minare ovvero quello definitivo. 


3.I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare 
nel bando di gara, in\felazione all'importanza e alla 
complessità delle opére.da realizzare, il numero minimo 
e massimo di conCorrenti che verranno invitati a pre- 
sentare offerta. Nelxcaso in cui le domande di parteci- 
pazione superino.il predetto numero massimo, i sog- 
getti aggiudieatori individuano i soggetti da invitare 
redigendo ua graduatoria di merito sulla base di criteri 
oggettivi,-non discriminatori e pertinenti all’oggetto 
del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni 
caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non 
può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero 
soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati 
invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effet- 
tiva concorrenza. 
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4. L’aggiudicazione dei contratti di cui alComma 1 

avviene: 

al prezzo più basso ovvero all’offefta, économica- 
mente più vantaggiosa, individuata stilla base di una 
pluralità di criteri fra i quali: 

a) il prezzo; 

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; 

c) il tempo di esecuzione; 

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 


e) per le concessioni, ibrendimento, la durata della 
concessione, le modalità*di gestione, il livello e i criteri 
di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza, 
nonché l’eventuale prestazione di beni e servizi a norma 
dell’articolo 174, comma 2; 


S) la maggiofeentità di lavori e servizi che il con- 
traente generale si’ impegna ad affidare ad imprese 
nominate in sedèe”di offerta, ai sensi dell’articolo 176, 
comma 7. Ai-fini predetti rilevano esclusivamente gli 
affidamenti dMavori aventi singolarmente entità supe- 
riore al cinque per cento dell’importo di aggiudicazione 
della garày gli affidamenti di opere specialistiche ai 
sensi dell’articolo 37, comma 11, aventi singolarmente 
entità superiore al tre per cento del predetto importo, 
nofiché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, 
programmazione e controllo qualità, che il Contraente 
generale intende affidare a terzi; 

g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal 
bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado 
di offrire; 

h) ulteriori elementi individuati in relazione al 
carattere specifico delle opere da realizzare. 


5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di 
cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto 
non previsto nel presente articolo, le norme della 
parte III. 

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si appli- 
cano, per quanto non previsto nel presente articolo, le 
norme della parte II che costituiscono attuazione della 
direttiva 2004/18. 


7. Per l’affidamento di servizi si applica l’articolo 164. 


Art. 178. 
Collaudo 
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002) 


1. AI collaudo delle infrastrutture si provvede con le 
modalità e nei termini previsti dall’articolo 141. 


2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o comples- 
sità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le com- 
missioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto 
e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli 
oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità e 
1 limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze. L’affidatario del sup- 
porto al collaudo non può avere rapporti di collega- 
mento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o ese- 
guito in tutto o in parte l’infrastruttura. 
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Art. 179. 


Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategi- 
che per l’approvvigionamento energetico 


(art. 13, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture pri- 
vate strategiche inclusi nel programma sono opere pri- 
vate di preminente interesse nazionale; alla intesa 
Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni 
fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto 
ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento 
di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, 
necessario alla realizzazione degli insediamenti produt- 
tivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede 
con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestual- 
mente all’approvazione del progetto definitivo, ovvero 
con successiva eguale procedura, il realizzatore dell’in- 
sediamento produttivo o dell’infrastruttura privata 
strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizza- 
zioni e i permessi necessari all’esercizio dell’insedia- 
mento stesso. 


2. Per la localizzazione, la VIA, l’approvazione dei 
progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infra- 
strutture strategiche per l’approvvigionamento energe- 
tico, incluse nel programma di cui all’articolo 161, si 
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 


3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessio- 
nario o contraente generale, trasmette al Ministero e al 
Ministero delle attività produttive, entro il termine di 
sei mesi dall’approvazione del programma, il progetto 
delle infrastrutture di competenza. Il progetto è tra- 
smesso altresì alle amministrazioni interessate rappre- 
sentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni com- 
petenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari 
alla realizzazione e all’esercizio delle opere, nonché ai 
gestori di opere interferenti. Nei casi inecuî, ai sensi 
delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a VIA, il 
progetto contiene tutti gli elementi nhecèssari ai fini 
dello svolgimento delle relative profedure ed è corre- 
dato dallo studio di impatto ambientale che è reso pub- 
blico secondo le procedure vigenti» progetto eviden- 
zia con adeguato elaborato cartografico le aree impe- 
gnate, le eventuali fasce di rîspetto e le necessarie 
misure di salvaguardia. Làavvio del procedimento, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è 
comunicato dal soggetto-aggiudicatore o, per esso, dal 
concessionario o contraente generale, ai privati interes- 
sati ai sensi della legge>Hagosto 1990, n. 241 e succes- 
sive modificazioni, eonvle stesse forme previste per la 
VIA dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Con- 
siglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 


4. Il Ministero, convoca una Conferenza di servizi 
entro trenta4*giorni dal ricevimento del progetto. La 
Conferenzadi servizi ha finalità istruttoria e acquisisce 
gli atti e documenti relativi alla realizzazione del pro- 
getto. Nell’ambito della Conferenza di servizi, che si 
conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, 
le amministrazioni competenti e i gestori di opere inter- 
ferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte 
di adeguamento, richieste di prescrizioni all’atto della 
approvazione del progetto, o richieste di varianti che 
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non modificano le caratteristiche essenziali/delle opere 
e le caratteristiche prestazionali e funzionali indivi- 
duate in sede di progetto. Entro i quarafitavgiorni suc- 
cessivi alla conclusione della Conferenza ‘di servizi il 
Ministero valuta le proposte e le richièste pervenute 
dalle amministrazioni competenti e=dai gestori delle 
opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integra- 
zioni progettuali apportati dal soggétto aggiudicatore, 
o per esso dal concessionario/0-contraente generale, e 
formula la propria proposta alvCIPE che, nei trenta 
giorni successivi, approva comeventuali adeguamenti o 
prescrizioni il progetto defifitivo. Nei casi in cui, ai 
sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a 
VIA, si applicano pet l'approvazione del progetto le 
procedure di cui all’articolo 183. 


5. L’approvazione»del CIPE è adottata a maggio- 
ranza dei componenti con l’intesa dei presidenti delle 
regioni e delle province autonome interessate. L’appro- 
vazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, 
ogni altra autérizzazione, approvazione, parere e nulla 
osta comunque denominato, costituisce dichiarazione 
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, 
e consénte la realizzazione e l’esercizio delle infrastrut- 
ture strategiche per l’approvvigionamento energetico e 
di tutte le attività previste nel progetto approvato. In 
caso di dissenso della regione o provincia autonoma si 
provvede con le modalità di cui all’articolo 165, 
comma 6. 


6. Le funzioni amministrative previste dal presente 
capo relative alla realizzazione e all’esercizio delle 
infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento 
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il 
Ministero delle attività produttive. 


7. Alle infrastrutture strategiche per l’approvvigiona- 
mento energetico si applicano le disposizioni di cui alla 
parte III. 


8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti 
produttivi e le infrastrutture strategiche per l’approvvi- 
gionamento energetico si applica l’articolo 170. 


Art. 180. 
Disciplina regolamentare 


(art. 15, d.lgs. n. 190/2002) 


1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara 
le disposizioni del regolamento che trovano applica- 
zione con riguardo all’esecuzione, alla contabilità e al 
collaudo. 


2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le proce- 
dure per il monitoraggio delle infrastrutture e insedia- 
menti industriali per la prevenzione e repressione di 
tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono 
posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti sta- 
biliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrut- 
ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’eco- 
nomia e delle finanze. 
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Art. 181. 
Norme di coordinamento 
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002) 


1. Le norme del presente capo non derogano le previ- 
sioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 
1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive 
modificazioni e integrazioni, relative alle procedure 
speciali per la salvaguardia di Venezia. 


2. Le procedure di approvazione, finanziamento e 
affidamento previste dal presente capo si applicano 
all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, 
inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni 
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La società Stretto 
di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della 
legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata 
organismo di diritto pubblico in applicazione del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai 
sensi del presente capo. 


Sezione II 


Procedure per la valutazione di 
impatto ambientale delle grandi opere 


Art. 182. 
Campo di applicazione 
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002) 


1. La presente sezione, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disci- 
plina la procedura per la valutazione di ‘impatto 
ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, 
limitatamente alle infrastrutture e agli ifisediamenti 
produttivi soggetti a tale procedura a&herma delle 
disposizioni vigenti relative alla VIA» statale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’àrticolo 2 della 
direttiva 85/337/CEE del Consiglio,/del 27 giugno 
1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 
Consiglio, del 3 marzo 1997. 


2. Il procedimento di valutazîone di impatto ambien- 
tale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad 
esso soggette a norma delle Vigenti disposizioni ed è 
concluso, secondo le previsioni della presente sezione; 
il permesso di costruiréxmnon può essere rilasciato se 
non è concluso il precedimento di valutazione di 
impatto ambientale, 


3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientalevgli interventi destinati alla difesa 
nazionale in vista,di un pericolo imminente ovvero in 
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo 
stato di em@rgenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 
24 febbraio1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione 
sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri 
interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garanti- 
scono il diritto alla informazione sull’intervento e sulla 
eventuale deroga. 
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4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi sog- 
getti a screening o valutazione di impatto-àmbientale 
regionale, il provvedimento di compatibilitàambientale 
è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi 
dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165. 


5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli inse- 
diamenti produttivi, è regolata dal\decreto legislativo 
18 febbraio 2005, n. 59, quanto,a presupposti e procedi- 
mento. 


Artt183. 
Procedure 
(art. 18, d.lgs. n. 190Y2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 


1. L’istruttoria(Sui progetti relativi alle opere di cui 
all’art. 182, comma, è eseguita al fine di individuare, 
descrivere e valùtare, in modo appropriato, per ciascun 
caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un pro- 
getto sui seguénti fattori: l’uomo, la fauna e la flora; il 
suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; i beni mate- 
riali e ilpatrimonio culturale; l'interazione tra i predetti 
fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e 
dall’allegato tecnico trovano applicazione le norme del 
deereto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
10 agosto 1988, n. 377. 


2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese 
lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto 
ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie 
in materia e le norme dell’allegato tecnico di cui all’alle- 
gato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: 
una descrizione del progetto con informazioni relative 
alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una 
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e 
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i 
dati necessari per individuare e valutare principali 
effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una 
descrizione sommaria delle principali alternative prese 
in esame dal committente con indicazione delle princi- 
pali ragioni della scelta sotto il profilo dell’impatto 
ambientale; dati, analisi e informazioni relative al pro- 
getto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla 
emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze 
nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiu- 
dicatore deve redigere una relazione sui metodi di pre- 
visione utilizzati per la valutazione dell’impatto 
ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre 
ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti 
del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un rias- 
sunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indi- 
care le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di 
impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve 
contenere elementi di massima che diano informazioni 
sull'impatto ambientale determinato dalla realizza- 
zione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel pro- 
getto presentato. 


3. Il progetto comprendente lo studio di impatto 
ambientale, relativo ad una delle opere di cui all’arti- 
colo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto propo- 
nente al Ministero dell'ambiente e della tutela del ter- 
ritorio. 
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4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territo- 
rio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria 
competenza, delle eventuali osservazioni ad esso 
rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, 
nei modi e termini di cui all’articolo 6 della legge 
8 luglio 1986, n. 349. 


5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo- 
rio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo 
di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni 
e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data 
di presentazione della documentazione da parte del 
soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente, 
provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibi- 
lità ambientale dell’opera, comunicandola alle regioni 
interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti nonché, per le opere di cui all’articolo 179, anche 
al Ministro delle attività produttive. Il Ministro del- 
l’ambiente e della tutela del territorio a tale fine si 
avvale della commissione prevista dall’articolo 184. 


6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è 
adottato dal CIPE, contestualmente all’approvazione 
del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o 
del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione 
del provvedimento di compatibilità ambientale è 
demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede 
nella prima riunione utile successiva. Sul progetto defi- 
nitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi 
dell’articolo 185, comma 4. 


Art. 184. 
Contenuto della valutazione di impatto ambientale 
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002) 


1. La valutazione di impatto ambientale individua gli 
effetti diretti e indiretti di un progetto e delle Sue princi- 
pali alternative, compresa l’alternativa zero, sull'uomo, 
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle‘acquùe di superfi- 
cie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e 
sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni mate- 
riali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e 
valuta inoltre le condizioni per Javrèalizzazione e l’eser- 
cizio delle opere e degli impianti» 

2. Ai fini delle valutaziofîidi cui al comma 1, con 
decreto del Presidente del. Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, è istituita una Tommissione speciale di valu- 
tazione di impatto(@mbientale, composta da diciotto 
membri, oltre il pfesidente, scelti tra professori univer- 
sitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente 
qualificati in materie progettuali, ambientali, economi- 
che e giuridighe,)e tra dirigenti della pubblica ammini- 
strazione. Per lè valutazioni dell’impatto ambientale di 
infrastrutturè e di insediamenti strategici, per i quali 
sia stato Riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente 
interesse regionale, la commissione è integrata da un 
componente designato dalle regioni o dalle province 
autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni 
dalla data del decreto di costituzione della commis- 
sione, le regioni e le province autonome di Trento e di 
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Bolzano provvedono alla designazione tfa persone 
aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di 
nomina statale. Con il decreto di costituzione della 
commissione sono stabilite la durata ele modalità per 
l’organizzazione e il funzionamento, della stessa. Con 
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio, di concerto, \con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sone.stabiliti i compensi 
spettanti al presidente e ai componenti della commis- 
sione, nell’ambito delle risorse di/cui al comma 3. Qua- 
lora le regioni e le provinceYautonome di Trento e di 
Bolzano non provvedano alle designazioni entro il ter- 
mine predetto, la commissione procede, sino alla desi- 
gnazione, alle valutaziòni dell’impatto ambientale nella 
composizione ordinaria, 


3. La commission&di cui al comma 2 si avvale delle 
risorse versate daisoggetti aggiudicatori a norma del- 
l’articolo 27 della)legge 30 aprile 1999, n. 136, senza 
oneri per il bilancio dello Stato. 


Art. 185. 
Compiti della commissione speciale VIA 


(art,/20,yd.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 


1. La commissione provvede all’istruttoria tecnica di 
cui all’articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presen- 
tazione del progetto da parte del soggetto proponente, 
esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla 
valutazione dell’impatto ambientale. 

2. Ove la commissione verifichi l’incompletezza della 
documentazione presentata, il termine indicato al 
comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie 
integrazioni. 

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni 
dall’apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto 
aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste inte- 
grazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si 
ritiene negativo. 

4. La commissione: 


a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di 
presentazione del progetto definitivo da parte del sog- 
getto proponente, eventuali difformità tra questo e il 
progetto preliminare; 

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta 
giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla 
ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni 
del provvedimento di compatibilità ambientale e 
sull’esatto adempimento dei contenuti e delle prescri- 
zioni di cui al decreto di compatibilità ambientale. 


5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente 
diverso da quello preliminare, la commissione riferisce 
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio il 
quale, ove ritenga, previa valutazione della commis- 
sione stessa, che la sensibile differenza tra il progetto 
preliminare e quello definitivo comporti una significa- 
tiva modificazione dell'impatto globale del progetto 
sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comuni- 
cazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessiona- 
rio o contraente generale, l'aggiornamento dello studio 
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di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello 
stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni 
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L’ag- 
giornamento dello studio di impatto ambientale può 
riguardare la sola parte di progetto interessato alla 
variazione. In caso di mancato adempimento dei conte- 
nuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di com- 
patibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida 
a regolarizzare, fa dare notizia dell’inottemperanza in 
sede di Conferenza di servizi, al fine dell’eventuale rin- 
novo dell’istruttoria. 

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni 
presi ovvero modifiche del progetto che comportino 
significative variazioni dell’impatto ambientale, la 
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore 
di adeguare l’opera e, se necessario, richiede al CIPE la 
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione 
ambientale a spese del responsabile, nonché l’adozione 
dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 
della legge 8 luglio 1986, n. 349. 


7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima del- 
l’inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell’am- 
biente e della tutela del territorio la relativa data ed è 
trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo 
composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e 
seguenti dell’allegato tecnico recato dall’allegato XXI, 
ivi compresa l’attestazione di cui all’articolo 20, 
comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempesti- 
vamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi 
comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di 
cui all’articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del rela- 
tivo allegato tecnico recato dall’allegato XXI. Lacom- 
missione, su richiesta dei soggetti esecutori dell’opera, 
può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione 
e applicazione del provvedimento di compatibilità 
ambientale. 

8. I commi 4 e 5 non si applicano, ab.caso di VIA 
espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere 
di impartire prescrizioni con il provvedimento di com- 
patibilità ambientale. 


Sezione IM 
Qualificazione dei contraenti generali 
Arta186. 
Istituzione del sistema di,qualificazione - classifiche 


(art. 20-bis; d.lgs. n. 190/2002 
aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 


1. E istituito il‘sistema di qualificazione dei con- 
traenti generali. La qualificazione può essere richiesta 
da imprese singole in forma di società commerciali o 
cooperativendà consorzi di cooperative di produzione 
e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e 
successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili 
previsti dall’articolo 34. 

2. I contraenti generali sono qualificati per classifi- 
che, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i 
quali possono concorrere. I contraenti generali non 
possono concorrere ad affidamenti di importo lordo 
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superiore a quello della classifica di iscrizione{attestata 
con il sistema di cui alla presente sezione ovvero docu- 
mentata ai sensi dell’articolo 47, comma 2, salva la 
facoltà di associarsi ad altro contraente’ generale ai 
sensi dell’articolo 191, comma 9. 


3. Le classifiche di qualificazioner=sono le seguenti: 
a) I: sino a 350 milioni di euto; 
b) II: sino a 700 milioni di'euro; 
c) INI: oltre 700 milioni, di guro. 


4. L’importo della classifica TI, ai fini del rispetto dei 
requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabi- 
lito pari a 900 milioni dteùro. 


Art. 187. 
Requisiti per le iscrizioni 
(art. 20%fer, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto 
dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 


1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei 
contraenti generali: 


a) }l,possesso di un sistema di qualità aziendale 
UNREN/ISO 9001; 


bYil possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’àrticolo 188; 


c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui 
all’articolo 189. 


Art. 188. 
Requisiti di ordine generale 


(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 
aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 


1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente 
generale i requisiti di ordine generale previsti dal rego- 
lamento. 


2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale 
non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualifi- 
cazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da 
non oltre cinque anni. 


Art. 189. 
Requisiti di ordine speciale 
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 
aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 
1.I requisiti di ordine speciale occorrenti per la quali- 
ficazione sono: 
a) adeguata capacità economica e finanziaria; 
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa; 
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale. 
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è 
dimostrata: 
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati 
dell’ultimo triennio, tra patrimonio netto dell’ultimo 


bilancio consolidato, costituito dal totale della lette- 
ra a) del passivo di cui all’articolo 2424 del codice 
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civile, e cifra di affari annuale media consolidata in 
lavori relativa all’attività diretta e indiretta di cui alla 
lettera 5). Tale rapporto non deve essere inferiore al 
dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può 
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addi- 
zionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a 
disposizione anche dalla eventuale società controllante. 
Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene 
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la 
cifra d’affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori 
di cui alla lettera 5) è incrementata convenzionalmente 
di tanti punti quanto è l’eccedenza rispetto al minimo 
richiesto, con il limite massimo di incremento del cin- 
quanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate 
a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non 
deve essere inferiore al quindici per cento e continuano 
ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori 
superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decor- 
rere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve 
essere inferiore al venti per cento, e continuano ad 
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori supe- 
riori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati 
viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni 
la cifra d’affari; 

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti 
nel triennio precedente la domanda di iscrizione 
mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cin- 
quecento milioni di euro per la Classifica I, mille 
milioni di euro per la Classifica II e milletrecento 
milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le 
modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d’affari in 
lavori consolidata possono essere ricomprese le attività 
di progettazione e fornitura di impianti e manufatti 
compiute nell’ambito della realizzazione di an'opera 
affidata alla impresa. 


3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è 
dimostrata dall’esecuzione con qualsiasiimezzo di un 
lavoro non inferiore al quaranta per cento dell’importo 
della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due 
lavori di importo complessivo non inferiore al cinquan- 
tacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in 
alternativa, di tre lavori di importo complessivo non 
inferiore al sessantacinque pef cento della classifica 
richiesta. I lavori valutati sono Quelli eseguiti regolar- 
mente e con buon esito e ultimati nel quinquennio pre- 
cedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di 
essi eseguita nello stesso*quinquennio. Per i lavori ini- 
ziati prima del quinquennio o in corso alla data della 
richiesta, si presume unandamento lineare. L'importo 
dei lavori è costituîto. dall'importo contabilizzato al 
netto del ribasso{d’asta, incrementato dall’eventuale 
revisione prezzi e dalle risultanze definitive del conten- 
zioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore 
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per 
la valutaziofie e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i 
lavori eseguiti all’estero si applicano le disposizioni det- 
tate dal.tegolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi 
mezzo\ si) intendono, in conformità all’articolo 3, 
comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di 
un’opera rispondente ai bisogni del committente, con 
piena libertà di organizzazione del processo realizza- 
tivo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la 
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totalità dei lavori stessi, nonché di eseguiréxgli stessi, 
direttamente o attraverso società controllate» Possono 
essere altresi valutati i lavori oggetto di, ùna conces- 
sione di costruzione e gestione aggiudicata)ai sensi della 
legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certi- 
ficati dei lavori indicano l’importo,al-periodo e il luogo 
di esecuzione e precisano se questissiàno stati effettuati 
a regola d’arte e con buon esito. Detti certificati riguar- 
dano l’importo globale dei lavori oggetto del contratto, 
ivi compresi quelli affidati avterzi o realizzati da 
imprese controllate o interamente possedute, e recano 
l’indicazione dei responsabilidi progetto o di cantiere; 
i certificati sono redattiinnconformità al modello di cui 
all’allegato XXII. 


4. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimo- 
strato: 

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell’im- 
presa in numefò»non inferiore a quindici unità per la 
Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e qua- 
ranta unità-pet la Classifica III; 

b) dalla”presenza in organico di direttori tecnici 
con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili 
di cantiére o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 
10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di 
esperienza acquisita in qualità di responsabile di can- 
tierè/o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta 
milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di 
euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per 
la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità 
per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove 
unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non pos- 
sono rivestire analogo incarico per altra impresa e pro- 
ducono a tale fine una dichiarazione di unicità di inca- 
rico. L'impresa assicura il mantenimento del numero 
minimo di unità necessarie per la qualificazione nella 
propria classifica, provvedendo alla sostituzione del 
dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o 
cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in 
mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la 
riduzione della Classifica. 


5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 
31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata 
idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può 
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai 
sensi del regolamento, per importo illimitato in non 
meno di tre categorie di opere generali per la Classifica 
I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro 
di opere generali per la Classifica II e per la Classifica 
III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere 
generali. 


Art. 190. 
Consorzi stabili e consorzi di cooperative 


(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, 
d.lgs. n. 9/2005) 


1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della 
somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle 
singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione 
del contraente generale € richiesto che la qualificazione 
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sia raggiunta sommando 1 requisiti di non più di cinque 
consorziati per la classifica I e non più di quattro con- 
sorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono 
responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori 
affidati al consorzio in regime di contraente generale. 


2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro 
previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive 
modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri 
requisiti, determinati con le modalità previste dal rego- 
lamento. 


3. Per i consorzi stabili: 


a)i requisiti di ordine generale, di cui all’arti- 
colo 188, devono essere posseduti da ciascun consor- 
ziato e dal consorzio; 


b) il requisito di cui all’articolo 187, lettera a), 
sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto 
dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei 
consorziati che concorrono ai requisiti per la qualifica- 
zione; 


c) il requisito di cui all’articolo 189, comma 2, let- 
tera b), cifra d’affari in lavori, è convenzionalmente 
incrementato del venti per cento nel primo anno di vita 
del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno 
e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. 
Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento 
convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo n. 9 del 2005; 


d) il requisito di cui all’articolo 189, comma 3, 
lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo tento 
di singoli lavori eseguiti da consorziati divérsi/ Tale 
requisito può essere conseguito alternativamente, con 
il più consistente lavoro realizzato da uno dei consor- 
ziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non 
più di due consorziati, con 1 tre più consistenti lavori 
realizzati compiuti da non più di tre consorziati; 


e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il 
consorzio stabile costituisce un_fondo consortile non 
inferiore a dieci milioni di euto per la classifica I, a 
quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta 
milioni di euro per la classifica III di qualificazione. 
Tale importo sarà ridotto/del trenta per cento, qualora 
il requisito di cui all’articolo 189, comma 2, lettera a), 
sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti 
per cento, ovvero del\cinquanta per cento qualora il 
suddetto requisito $41à-superiore al venti per cento. A 
decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del 
trenta per cento qualora il requisito sia superiore al 
trenta per centorovvero del cinquanta per cento qualora 
il requisito siasuperiore al quaranta per cento; 


f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una 
società dinprogetto, alla quale si applica, tra l’altro, il 
regime\ di) responsabilità previsto dal presente capo. 
Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile 
deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al 
capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di 
cui alla lettera e). 
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4.1 consorzi di cooperative possono conferire le atti- 
vità di contraente generale di cui siano aggiudicatari, 
esclusivamente a propri consorziati ammessral sistema 
di qualificazione, per qualunque classifica, In tale caso: 


a) la prevista assegnazione delle attività deve 
essere comunicata dal consorzio in"sede di qualifica e, 
per le procedure aperte, in sede di offerta; 


b) le imprese assegnatarie non possono parteci- 
pare alla gara; 


c) i requisiti delle impresè assegnatarie possono 
essere fatti valere dal cofisorzio per la qualifica alla 
gara, ai sensi dell’articolò»191; 


d) il consorzio, per) effetto dell’aggiudicazione, 
resta solidalmente .responsabile con la cooperativa 
assegnataria nei cOnfronti del soggetto aggiudicatore 
per la buona eseéuzione del contratto. Ove l’assegna- 
zione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, 
si procede alla costituzione di una società di progetto 
ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio 
non partegipi ‘alla società di progetto, rimane comun- 
que responsabile in solido con le cooperative assegnata- 
rie e conva società di progetto, ovvero con la sola 
societàdî progetto ove siano state prestate le garanzie 
sostitutive di cui al presente codice. 


Art. 191. 
Norme di partecipazione alla gara 


(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, 
d.lgs. n. 9/2005) 


1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richie- 
dere, per le singole gare: 


a) che l’offerente dimostri la sussistenza dei requi- 
siti generali di cui all’articolo 188; nei confronti dell’ag- 
giudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti gene- 
rali è sempre espletata; 

b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci conso- 
lidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità 
di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, pro- 
porzionate all’opera da realizzare; 


c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle 
imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo 
stesso offerente, della capacità tecnica specifica per 
l’opera da realizzare e dei requisiti economico finan- 
ziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da 
redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e 
seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da 
disporsi con apposito decreto del Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti. 


2. Ai fini del comma |], lettera c), la esecuzione di 
lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà 
essere documentata dalle imprese affidatarie designate 
ovvero dall’offerente, dimostrando di avere eseguito, 
con le modalità dell’articolo 189, comma 3, opere rica- 
denti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai 
sensi del regolamento: 


a) organismi edilizi (OG1); 
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (0G3 
e OG4); 
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c) opere relative al ciclo integrato dell’acqua (0GS 
e OGG); 


d) opere fluviali e marittime (0G7 e 0G8); 
e) opere impiantistiche (0G9, OG10 e OG11); 
f) opere di impatto ambientale (0G12 e 0G13). 


3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in 
sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli 
atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche 
specialistiche che devono essere possedute dagli ese- 
cutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualifi- 
cazioni non si applicano le limitazioni di cui al 
comma 2. 

4. Ai fini dell’articolo 176, comma 7, del presente 
codice, la quota minima del trenta per cento di 
imprese affidatarie che devono essere indicate in sede 
di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Con- 
traente generale non esegue con mezzi propri. 


5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudica- 
tori ai sensi dell’articolo 3, comma 29, possono isti- 
tuire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto 
dell’articolo 232. 


6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammet- 
tono al sistema i contraenti generali qualificati a 
norma del presente capo e dotati, inoltre, delle even- 
tuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto 
aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi con- 
formi alle previsioni dei commi 1 e 2. 


7. Non possono concorrere alla medesima gara 
imprese collegate ai sensi dell’articolo 149, comma A. 
E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara 
in più di raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero di concorrere alla gara anche in formadridivi- 
duale qualora abbiano partecipato alla gara mede- 
sima in associazione o Consorzio, anche stabile. 


8. Per i contratti di cui all’articolo(53, comma 2, 
lettera c) e per le gare da aggiudicare/allà offerta eco- 
nomicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudica- 
tori possono prevedere il conferimento di un premio 
in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, 
ai migliori classificati; i premi-devono essere limitati 
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate e possono essere.accordati per un valore 
complessivo massimo dell’ùno virgola cinque per 
cento dell’importo a basesdi gara, nel caso di cui 
all’articolo 53, comma lettera c), e dello zero vir- 
gola sessanta per cento»in caso di offerta economica- 
mente più vantaggiosa. 

9. I contraenti genèrali dotati della adeguata e com- 
petente classifica di qualificazione per la partecipa- 
zione alle gare»attestata con il sistema di cui al pre- 
sente capo owvero dimostrata ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, pòssono partecipare alla gara in associa- 
zione o eoensorzio con altre imprese purché queste 
ultime sianò ammesse, per qualunque classifica, al 
sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, 
per qualunque classifica, ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2. Le imprese associate o consorziate concor- 
rono alla dimostrazione dei requisiti di cui al 
comma |. 
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Art. 192. 
Gestione del sistema di qualificazione 


(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiufito dall’art. 1, 
d.lgs. n. 9/2005) 


1. La attestazione del possesso dei requisiti dei con- 
traenti generali è rilasciata dal Ministero delle infra- 
strutture e dei trasporti. 


2. La durata dell’efficacia della attestazione è pari a 
tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di sca- 
denza dell’attestazione\il contraente generale trasmette 
al Ministero tutta Aavdocumentazione necessaria ad 
ottenere il rinnovo:%La attestazione è rilasciata ovvero 
motivatamente négata entro tre mesi dalla ricezione di 
tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo 
nel rilascio, impùtabile all’Amministrazione, l’attesta- 
zione scadutà,resta valida, ai fini della partecipazione 
alle gare expert la sottoscrizione dei contratti, fino al 
momento del rilascio di quella rinnovata. 


3. L'a/attestazione di cui al comma I è necessaria per 
la paftecipazione alle gare per l’affidamento di contratti 
di/contraente generale a decorrere dall’ottavo mese 
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale del 4 febbraio 2005. 


4. Per quanto non espressamente previsto dal pre- 
sente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione 
delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell’arti- 
colo 5. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di 
presentazione dei documenti e rilascio della attesta- 
zione, sono regolate con provvedimento ministeriale. 


5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti è istituita una commissione per l’esame dei 
ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di atte- 
stazione; le spese della commissione sono anticipate 
dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, 
in conformità alle previsioni di apposito regolamento 
emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle 
finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi 
oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stan- 
ziamenti di bilancio del medesimo Ministero. 


6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti è istituita una commissione consultiva alla 
quale partecipano rappresentanti designati dalle asso- 
ciazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative 
nel settore, dei maggiori committenti di opere di premi- 
nente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, per il monitoraggio dell’applicazione del pre- 
sente capo. La commissione ha accesso alle informa- 
zioni di cui all’articolo 193. La partecipazione alla com- 
missione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun 
compenso o rimborso per le spese dei componenti. 
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Art. 193. 
Obbligo di comunicazione 


(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, 
d.lgs. n. 9/2005) 


1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto 
del contraente generale e di subappalto degli appalta- 
tori del contraente generale, devono essere comunicate, 
a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da que- 
sto all’Osservatorio costituito presso l’Autorità, nonché 
alle sezioni regionali dell’Osservatorio, sul cui territorio 
insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni 
regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti 
e organismi interessati. 


Sezione IV 


Disposizioni particolari sugli interventi 
per lo sviluppo infrastrutturale 


Art. 194. 
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale 


(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, 
convertito con l. n. 80/2005) 


1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto 
capitale di cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’arti- 
colo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese dispo- 
nibili per effetto delle modifiche  dell’articolo ly 
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi 
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche 
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ‘selezionati 
secondo i principi adottati dalla delibera_CIPE n. 21/ 
2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nélla Gazzetta 
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004, 


2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree 
sottoutilizzate di cui agli articoli 60»e 61 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di inter- 
venti che, in coerenza con le priorità strategiche e 1 cri- 
teri di selezione previsti dalla programmazione comuni- 
taria per le aree urbane, consentano di riqualificare e 
migliorare la dotazione di iffrastrutture materiali e 
immateriali delle città edelle aree metropolitane in 
grado di accrescerne le potenzialità competitive. 


3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al 
comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità propo- 
sitiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese rag- 
giunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e 
delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni 
interessate, da tappresentanti dei Comuni e dal parte- 
nariato istituzionale ed economico-sociale a livello 
nazionale,-come previsto dal punto 1.1 della delibera 
CIPE n.\20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004. 

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità 
di finanza di progetto possono essere destinate anche 
le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti 
previdenziali pubblici. 
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5. Con decreto del Presidente del Consiglio.déi Mini- 
stri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, possono essere dichiarati interventi infra- 
strutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo 1 
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, evdelle disposi- 
zioni del presente articolo, le opere=e»i lavori previsti 
nell’ambito delle concessioni autostradali già assentite, 
anche se non inclusi nel primo programma delle infra- 
strutture strategiche, approvato-dal CIPE con la deli- 
bera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel 
supplemento ordinario nellà»Gazzetta Ufficiale n. 51 
del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui comple- 
tamento sono indispensabili per lo sviluppo economico 
del Paese. 


6. Per le opere e ilaveri di cui al comma 5, i soggetti 
aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando 
la normativa comùnitaria in materia di appalti di lavori 
pubblici e, anche sòltanto per quanto concerne le proce- 
dure approvative e autorizzative dei progetti qualora 
dai medesimi\s$Oggetti aggiudicatori, previo parere dei 
commissarinstfaordinari ove nominati, ritenuto even- 
tualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla 
legge 24, ditembre 2001, n. 443. 

7.APevle opere di cui al comma 5 si può procedere 
alla nomina di un commissario straordinario al quale 
véngono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e 
successive modificazioni. I commissari straordinari 
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, sentito il Presidente della regione interes- 
sata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professio- 
nalità, competenza ed esperienza maturata nel settore 
specifico della realizzazione di opere pubbliche, prov- 
vedendo contestualmente alla conferma o alla sostitu- 
zione dei commissari straordinari eventualmente già 
nominati. 

8. I commissari straordinari seguono l’andamento 
delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordi- 
namento di cui all’articolo 163, comma 5. Essi eserci- 
tano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente artico- 
lo qualora le procedure ordinarie subiscano rallenta- 
menti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e 
genere, o comunque si verifichino circostanze tali da 
determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per 
la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione 
delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti. 


9. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, 
comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e 
successive modificazioni. 


10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autoriz- 
zazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al 
potenziamento dei terminali di riclassificazione in pos- 
sesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme 
vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 
24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture 
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 
21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi 
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entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o 
di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività pro- 
duttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e 
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza 
necessità di diffida alla nomina di un commissario ad 
acta per gli adempimenti di competenza. 


11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi 
attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari 
straordinari provvedono, nel limite dell’importo appro- 
vato per l’opera dai soggetti competenti alla relativa 
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e 
della normativa comunitaria. 


12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione 
dei compensi spettanti ai commissari straordinari di 
cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte 
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al 
comma i. 


TiToLO IV 
CONTRATTI IN TALUNI SETTORI 
Capo I 
CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA 
Art. 195. 


Disciplina comune applicabile ai contratti 
nel settore della difesa 


1. Ai contratti di cui al presente capo siNapplicano, 
oltre alle norme di cui all’articolo 196, lé.disposizioni: 


- della parte I (principi e disposizioni comuni e 
contratti esclusi in tutto o in parte dall’èmbito di appli- 
cazione del codice); 


- della parte II, titolo III capo I (programma- 
zione, direzione ed esecuzione déravori); 


- della parte II, titoloIIl, capo II (concessione di 
lavori pubblici); 


- della parte II, wtitolo II, capo III (promotore 
finanziario e società.di progetto); 


- della parte/V (contenzioso); 


- della parter V (disposizioni di coordinamento, 
finali e transitorie). 


2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le 
disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comuni- 
taria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comu- 
nitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda 
che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia 
di cui all’articolo 28, ovvero inferiore. 
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Art. 196. 
Disciplina speciale per gli appalti nel settofe della difesa 


(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 
7, comma 2; 14, comma 11; 17, commà5; 24, comma 
6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-fer, decreto- 
legge n. 79/1997, conv. nella=slegge n. 140/1997; 
decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005) 


1. Entro un anno dalla datavdi entrata in vigore del 
presente codice, con decreto del Presidente della 
Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n.4400, su proposta del Ministro 
della difesa, di concerté con il Ministro delle infrastrut- 
ture e dei trasporti &cof il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentito»il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, e il Consiglîo di Stato che si pronuncia entro 
quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato appo- 
sito regolamento;/in armonia con il presente codice, 
per la disciplina delle attività del Genio militare, in 
relazione at lavori, ai servizi e alle forniture connessi 
alle esigenzey della difesa militare, e per la disciplina 
attuativadell’articolo 17. Si applica il comma 5 dell’ar- 
ticolo6»Il regolamento disciplina altresì gli interventi 
da esegùire in Italia e all’estero per effetto di accordi 
internazionali, multilaterali o bilaterali. 


2VCon decreti del Ministro della difesa possono 
essere adottati capitolati in materia di forniture e ser- 
Vizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative 
ai contratti di competenza, nonché un capitolato gene- 
rale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del 
presente codice e del regolamento di cui al comma 1. 
Tali capitolati, menzionati nel bando o nell’invito, 
costituiscono parte integrante del contratto. 


3. Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 
comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti 
pubblici di forniture del Ministero della difesa di rile- 
vanza comunitaria il valore stimato al netto dell’impo- 
sta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle 
soglie seguenti: 

- 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture 
aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto 
1 prodotti menzionati nell’allegato V; 


- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture 
aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto 
prodotti non menzionati nell’allegato V. 


4. In deroga all’articolo 10, l'amministrazione della 
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei 
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile 
del procedimento può nominare un responsabile del 
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del 
processo attuativo: progettazione, affidamento ed ese- 
cuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero 
1 responsabili di ogni singola fase, sono tecnici indivi- 
duati nell’ambito del Ministero della difesa. 

5.I programmi triennali e gli elenchi annuali dei con- 
tratti della difesa sono redatti con le modalità di cui 
all’articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi 
sono trasmessi con omissione delle parti relative ai con- 
tratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18, per la pubbli- 
cità di cui al citato articolo 128, comma 11. 
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6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti 
abilitati alla firma dei progetti. 


7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i 
lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero 
della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano 
le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia 
che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti 
del Genio militare, non si applicano i limiti di importo 
di cui all’articolo 125, comma 5. 


8. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministra- 
zione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e 
oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i 
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, sol- 
tanto da operatori economici stranieri, possono essere 
concesse anticipazioni di importo non superiore ad un 
terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, 
previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disci- 
plinata dal regolamento di cui al comma 1. 


Capo II 
CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI 
Art. 197. 


Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici 
relativi ai beni culturali 


(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004) 


1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in 
quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni: 


- della parte I (principi e disposizionikcomuni e 
contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di appli- 
cazione del codice); 


- della parte II, titolo III, capo4I (programma- 
zione, direzione ed esecuzione dei lavori); 


- della parte II, titolo III, capo II (concessione di 
lavori pubblici); 


- della parte IV (contenzioso); 


- della parte V (disposizioni di coordinamento, 
finali e transitorie). 


2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le 
disposizioni del titolo K(contratti di rilevanza comuni- 
taria) ovvero del titele”TI (contratti sotto soglia comu- 
nitaria) della pafte TI (contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda 
che l’importo dértavori sia pari o superiore alla soglia 
di cui all’artitelo 28, ovvero inferiore. 


3. La disciplina della parte II, titolo II, capo III 
(promotore finanziario e società di progetto), si applica 
all’affidamento di lavori e servizi relativi ai beni cultu- 
rali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 
117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui 
all’articolo 5. 
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Art. 198. 
Ambito di applicazione 
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004) 


1. Le disposizioni del presente cap dettano la disci- 
plina degli appalti di lavori pubblici-concernenti i beni 
mobili e immobili e gli interventi sùgli elementi archi- 
tettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimo- 
nio culturale, sottoposti alle‘disposizioni di tutela di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine 
di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e 
protezione di detti beni e if considerazione delle loro 
caratteristiche oggettive. 


2. Le disposizioni delpfesente capo relative alle atti- 
vità di cui al comma; si applicano, altresì, all’esecu- 
zione di scavi archeologici, anche subacquei. 


Art. 199. 


Disciplina degli appalti misti 
per alcune tipologie di interventi 


(art. 3, d.lgs. n. 30/2004) 


1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli alle- 
stimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di 
altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il 
restAuro dei giardini storici, i servizi di installazione e 
montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di 
materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi 
da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza 
prevalente ai fini dell'oggetto dell’appalto e della qua- 
lità dell’intervento, la stazione appaltante, previo prov- 
vedimento motivato del responsabile del procedimento, 
applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle 
forniture, anche se il valore economico dei lavori di 
installazione e di adeguamento dell’immobile risulti 
superiore. 


2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 
devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di 
qualificazione stabiliti dal presente capo. 


3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione 
appaltante è obbligata a specificare, nel bando di 
gara, 1 requisiti di qualificazione che i candidati deb- 
bono possedere con riferimento all’oggetto comples- 
sivo della gara. 

4. Per quanto non diversamente disciplinato dai 
commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15 in mate- 
ria di appalti misti. 


Art. 200. 


Limiti all'affidamento congiunto 
e all'affidamento unitario 


(art. 4, d.lgs. n. 30/2004) 


1. I lavori concernenti beni mobili e superfici deco- 
rate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni 
di tutela dei beni culturali non sono affidati congiunta- 
mente a lavori afferenti ad altre categorie di opere gene- 
rali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esi- 
genze di coordinamento dei lavori, accertate dal 
responsabile del procedimento, non rendano necessario 
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l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto 
alcomma 3 in ordine all’obbligo del possesso dei requi- 
siti di qualificazione stabiliti nel presente capo. 


2. Fermo il rispetto dell’articolo 29, è consentito affi- 
dare separatamente, previo provvedimento motivato 
del responsabile del procedimento che ne indichi le 
caratteristiche distintive, i lavori indicati all’arti- 
colo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in 
una collezione o in un compendio immobiliare unitario, 
siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impie- 
gati, alla tecnica e all’epoca di realizzazione, ovvero alle 
tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi. 


3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o 
di invito a presentare l’offerta, deve richiedere espressa- 
mente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione 
stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affida- 
tari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l’ese- 
cuzione dell’intervento. 


4. Nei casi di procedura negoziata senza previo 
bando ai sensi dell’articolo 57, la stazione appaltante è 
tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualifi- 
cazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei 
limiti di quanto previsto in materia di qualificazione 
dal presente capo. 


Art. 201. 
Qualificazione 


(art. 5, d.lgs. n. 30/2004) 


1. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli 
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori 
dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di 
quelli generali definiti dal medesimo regolamento. 


2. In particolare, per i soggetti esecutori’dei lavori di 
cui all’articolo 198, il regolamento disciplina: 


a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle atte- 
stazioni di qualificazione, del possessò dei requisiti spe- 
cifici da parte dei soggetti esecutori ‘dei lavori indicati 
all’articolo 198; 


b) la definizione di nuovecategorie di qualifica- 
zione che tengano conto delle specificità dei settori nei 
quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori; 


c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di 
regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qua- 
lificazione degli esecutori,’anche in relazione alle pro- 
fessionalità utilizzate; 

d) forme di vérifica semplificata del possesso dei 
requisiti, volte ad'aàgevolare l’accesso alla qualificazione 
delle imprese artigiane. 


3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività cul- 
turali, di coficefto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti,\previa intesa in sede di Conferenza unifi- 
cata di chi.all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago- 
sto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti 
di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui 
all’articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal 
regolamento di cui all’articolo 5, anche al fine di con- 
sentire la partecipazione delle imprese artigiane. 
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4. Per l’esecuzione dei lavori indicati all’afticolo 198, 
è sempre necessaria la qualificazione nella-categoria di 
riferimento, a prescindere dall’incidenza, percentuale 
che il valore degli interventi sui benitutelati assume 
nell’appalto complessivo. 


Art. 202. 
Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie 
(art. 6, d.lgs.,n. 30/2004) 


1. La stazione appaltantemper interventi di partico- 
lare complessità o specificità, per i lavori indicati all’ar- 
ticolo 198, può prevedére,)in sede di progettazione pre- 
liminare, la redaziorte. di una o più schede tecniche, 
finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteri- 
stiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare; la 
scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di inter- 
venti relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di 
beni architettonici. 


2. La schieda'tecnica di cui alcomma 1 è redatta e sot- 
toscritta(da professionisti o restauratori con specifica 
competenza sull'intervento oggetto della scheda; in 
ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di 
interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate 
dei\beni architettonici. 


3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai 
servizi sui beni di cui all’articolo 198, nei casi in cui 
non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le 
prestazioni relative alla progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli 
incarichi di supporto tecnico alle attività del responsa- 
bile del procedimento e del dirigente competente alla 
formazione del programma triennale, possono essere 
espletate anche da un soggetto con qualifica di restau- 
ratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. 


4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere 
espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, 
in possesso di adeguata professionalità in relazione 
all’intervento da attuare. 


5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici 
decorate di beni architettonici sottoposti alle disposi- 
zioni di tutela dei beni culturali, l’ufficio di direzione 
del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assi- 
stenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto 
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi 
della vigente normativa, in possesso di specifiche com- 
petenze coerenti con l’intervento. 


6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a 
convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicu- 
rative interessate, provvedono alle coperture assicura- 
tive richieste dalla legge per l'espletamento degli incari- 
chi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei pro- 
pri dipendenti. 

7. Per 1 lavori indicati all’articolo 198, il responsabile 
del procedimento valuta, alla luce delle complessità e 
difficoltà progettuali e realizzative dell’intervento, l’en- 
tità dei rischi connessi alla progettazione e all’esecuzio- 
ne e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad inter- 
venti analoghi, può determinare in quota parte l’am- 
montare della copertura assicurativa dei progettisti e 
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degli esecutori previsto dalla normativa vigente in 
materia di garanzie per le attività di esecuzione e pro- 
gettazione di lavori, forniture e servizi. 


Art. 203. 
Progettazione 
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004) 


1. L'affidamento dei lavori indicati all’articolo 198, 
comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del pro- 
getto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo 
schema di contratto. 


2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall’avve- 
nuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata 
ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche del- 
l’intervento e non venga effettuata dalla stazione appal- 
tante, è effettuata dall’appaltatore ed è approvata entro 
1 termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di 
invito. Resta comunque necessaria la redazione del 
piano di manutenzione. 


3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici 
decorate di beni architettonici e scavi archeologici sot- 
toposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il 
contratto di appalto che prevede l’affidamento sulla 
base di un progetto preliminare o definitivo può com- 
prendere oltre all’attività di esecuzione, quella di pro- 
gettazione successiva al livello previsto a base dell’affi- 
damento laddove ciò venga richiesto da particolari 
complessità, avendo riguardo alle risultanze delle inda- 
gini svolte. 


4. Il responsabile del procedimento verifica il rag- 
giungimento dei livelli di progettazione richiesti e 
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso 
il progetto esecutivo previsto nei commi da. 1,72 e 3. 


Art. 204. 
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione 
(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004) 


1. L’affidamento con procedura-negoziata dei lavori 
di cui all’articolo 198, oltre che=néi casi previsti dagli 
articoli 56 e 57, e dall’artitelò 122, comma 7, è 
ammesso per lavori di importo complessivo non supe- 
riore a cinquecentomila euro$ nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, propor- 
zionalità, e trasparenza: ‘previa gara informale cui sono 
invitati almeno quindigi.. concorrenti, se sussistono in 
tale numero soggetti, qualificati. La lettera di invito è 
trasmessa all’Osservatorio che ne dà pubblicità sul pro- 
prio sito informatico di cui all’articolo 66, comma 7; 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, l’elenco/ degli operatori invitati è trasmesso 
all'Osservatorio. 


2. I contratti di appalto dei lavori indicati all’arti- 
colo 198,\possono essere stipulati a misura, in relazione 
alle cafatteristiche dell’intervento oggetto dell’appalto. 

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività cul- 
turali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unifi- 
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago- 
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sto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di 
valutazione delle offerte e di attribuzione.dèi- punteggi 
nelle ipotesi di affidamento di lavori suSbeni mobili o 
superfici decorate di beni architettonicksecondo il crite- 
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 


4. Per i lavori di cui all’articolo 1987 1’affidamento in 
economia è consentito, oltre che néi asi previsti dall’ar- 
ticolo 125, per particolari tipologie individuate con 
decreto del Ministro per i beni.e le attività culturali, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, sentita la Conferenzavunificata di cui all’arti- 
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
ovvero nei casi di somma ùrgenza nei quali ogni ritardo 
sia pregiudizievole alla‘\pubblica incolumità e alla tutela 
del bene e possono essère eseguiti: 

a) in amministraàzione diretta, fino all’importo di 
trecentomila euro; 


b) per cottimo fiduciario fino all’importo di tre- 
centomila euro: 


5. La procedura ristretta semplificata è ammessa per 
i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro. 


Art. 205. 
Varianti 
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004) 


1. Per i lavori indicati all’articolo 198, le varianti in 
corso d’opera possono essere ammesse, oltre che nei 
casi previsti dall’articolo 132, su proposta del direttore 
dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate 
dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 

2. Non sono considerati varianti in corso d’opera 
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risol- 
vere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e 
ridurre 1 pericoli di danneggiamento o deteriora- 
mento dei beni tutelati, che non modificano qualitati- 
vamente l’opera nel suo insieme e che non comportino 
una variazione in aumento o in diminuzione superiore 
al venti per cento del valore di ogni singola categoria 
di lavorazione, senza modificare l’importo comples- 
sivo contrattuale. 


3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il 
responsabile del procedimento, può, altresi disporre 
varianti in aumento rispetto all’importo originario del 
contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi 
sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra 
le somme a disposizione della stazione appaltante. 


4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più 
dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera 
resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni 
sul quali si interviene, per fatti verificatisi in corso 
d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili 
nella fase progettuale, nonché per adeguare l’imposta- 
zione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la 
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli 
obiettivi dell’intervento. 

5. In caso di proposta di varianti in corso d’opera, il 
responsabile unico del procedimento può chiedere 
apposita relazione al collaudatore in corso d’opera. 
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PARTE III 


CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI 


TiToLO I 


CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI 
RILEVANZA COMUNITARIA 


Capo I 


DISCIPLINA APPLICABILE, 
AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO 


Art. 206. 
Norme applicabili 


(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 
56, 57, direttiva 2004/17) 


1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si 
applicano, oltre alle norme della presente parte e a 
quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della 
parte II, titolo I: 29, intendendosi sostituite alle soglie 
di cui all’articolo 28 le soglie di cui all’articolo 215; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve 
le norme della presente parte in tema di qualificazione; 
55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 
6, con la precisazione che la menzione della determina 
a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini 
previsti per la procedura negoziata nella presente parte 
III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano 
la procedura urgente; in relazione all’articolo 66, 
comma 4, in casi eccezionali e in risposta, a una 
domanda dell’ente aggiudicatore, i bandi di‘gara di cui 
all’articolo, 224, comma 1, lettera c), sonorpubblicati 
entro cinque giorni, purché il bando sia»stato inviato 
mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudica- 
tori possono precisare se autorizzano o meno le 
varianti anche nel capitolato d’oneri, indicando, in caso 
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare nofiehé le modalità per la 
loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con 
la precisazione che 1 criterà di cui all’articolo 83, 
comma 1, la ponderaziòney relativa di cui all’arti- 
colo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all’ar- 
ticolo 83, comma 3, o îssub-criteri, 1 sub-pesi, 1 sub-pun- 
teggi di cui all’artieolo 83, comma 4, sono precisati 
all’occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nel- 
l’invito a confermare l’interesse di cui all’articolo 226, 
comma ‘5, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, 
o nel capitolato\d’oneri; 84; 85, con la precisazione che 
gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricor- 
rere all’asta‘elettronica, oltre che nel bando, con un 
altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell’ar- 
ticolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudi- 
catori hanno facoltà di utilizzare 1 criteri di individua- 
zione delle offerte anormalmente basse, indicandolo 
nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito a pre- 
sentare offerte; 87; 88; 118; 131. 
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2. Quando, ai sensi della presente parte, l'a(gara può 
essere indetta, oltre che con bando di gararanche con 
un avviso periodico indicativo o con un'avviso sull’esi- 
stenza di un sistema di qualificazione 4il riferimento al 
«bando di gara» contenuto negli articoli ‘della parte I e 
della parte II che sono applicabiliearàche ai contratti 
soggetti alla presente parte, deve 'intèndersi compren- 
sivo di tutti e tre tali avvisi. 


3. Nel rispetto del principioCdi proporzionalità, gli 
enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni 
della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in 
base al presente articolé, indicandolo nell’avviso con 
cui si indice la gara, ovwero; nelle procedure in cui man- 
chi l’avviso con cui siindice la gara, nell’invito a presen- 
tare un’offerta. 


Art. 207. 
Enti aggiudicatori 


(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; 
articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Pa presente parte si applica, nei limiti espressa- 
mente previsti, a soggetti: 
dà) che sono amministrazioni aggiudicatrici © 
imprese pubbliche che svolgono una delle attività di 
cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice; 


b) che non essendo amministrazioni aggiudica- 
trici o imprese pubbliche annoverano tra le loro atti- 
vità una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 
208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclu- 
sivi concessi loro dall’autorità competente di uno 
Stato membro. 


2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per 
legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro 
provvedimento amministrativo avente l’effetto di riser- 
vare a uno o più soggetti l’esercizio di una attività di 
cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzial- 
mente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale 
attività. 


Art. 208. 
Gas, energia termica ed elettricità 
(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, le 
norme della presente parte si applicano alle seguenti 
attività: 

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse 
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in 
connessione con la produzione, il trasporto o la distri- 
buzione di gas o di energia termica; 


oppure 
b) V’alimentazione di tali reti con gas o energia 
termica. 


2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti 
che forniscono un servizio al pubblico da parte di un 
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ente aggiudicatore che non è un’amministrazione 
aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al 
comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni: 

a) la produzione di gas o di energia termica da 
parte dell’ente interessato è l’inevitabile risultato 
dell’esercizio di una attività non prevista dai commi 1 
o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; 


b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a 
sfruttare economicamente tale produzione e corri- 
sponde al massimo al 20% del fatturato dell’ente, consi- 
derando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno 
in corso. 


3. Per quanto riguarda l’elettricità, la presente parte 
si applica alle seguenti attività: 

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse 
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in 
connessione con la produzione, il trasporto o la distri- 
buzione di elettricità; 


b) alimentazione di tali reti con l'elettricità. 


4. L’alimentazione con elettricità di reti che forni- 
scono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiu- 
dicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice 
non é considerata un’attività di cui al comma 3 se ricor- 
rono le seguenti condizioni: 


a) la produzione di elettricità da parte dell’ente 
interessato avviene perché il suo consumo è necessario 
all’esercizio di un’attività non prevista dai commi 1 o 3 
del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; 


b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo 
dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della 
produzione totale di energia dell’ente, considefando la 
media dell’ultimo triennio, compreso l’annoCindcorso. 


Art. 209. 
Acqua 


(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, 
d.lgs. n. 158/1995) 


1. Per quanto riguarda l’acqua) le norme della pre- 
sente parte si applicano alle seguènti attività: 


a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse 
destinate alla fornitura diNun servizio al pubblico in 
connessione con la produzione, il trasporto o la distri- 
buzione di acqua potabile; 

b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile. 

2. La norme della presente parte si applicano anche 
agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli 
enti che esercitano un’attività di cui al comma 1, e che, 
alternativamente: 

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irri- 
gazione, (drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato 
all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti 
più del:20% del volume totale d’acqua reso disponibile 
da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio; 

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento 
delle acque reflue. 
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3. L’alimentazione con acqua potabile di reti che for- 
niscono un servizio al pubblico da parte-di’ un ente 
aggiudicatore che non è un’amministrazion©aggiudica- 
trice non è considerata un’attività di cui al comma 1 se 
ricorrono le seguenti condizioni: 


a) la produzione di acqua potabile da parte del- 
l’ente interessato avviene perché il suo consumo è 
necessario all’esercizio di una attività non prevista dagli 
articoli da 208 a 213; 


b) Valimentazione dellatrete pubblica dipende solo 
dal consumo proprio dell’ente'e non supera il 30% della 
produzione totale d’acqua, potabile dell’ente, conside- 
rando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno 
in corso. 


Art. 210. 
Servizi di trasporto 
(art. 5.1, dirèttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23, 
le norme della presente parte si applicano alle attività 
relativevalla messa a disposizione o alla gestione di reti 
destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo 
dél ‘trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero 
Mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 


2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una 
rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni opera- 
tive stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come 
ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla 
capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del 
servizio. 


Art. 211. 
Servizi postali 
(art. 6, direttiva n. 2004/17) 


1. Le norme della presente parte e le disposizioni in 
essa richiamate si applicano alle attività relative alla 
fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al 
comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali. 


2. Ai fini del presente codice e fatta salva la diret- 
tiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si 
intende per: 


a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma 
definitiva al momento in cui viene preso in consegna, 
indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono 
corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e 
pacchi postali contenenti merci con o senza valore com- 
merciale, indipendentemente dal loro peso; 


b) «servizi postali»: servizi consistenti nella rac- 
colta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii 
postali. Tali servizi comprendono: 


- «servizi postali riservati»: servizi postali riser- 
vati o che possono esserlo ai sensi dell’articolo 7 della 
direttiva 97/67/CE e dell’articolo 4 del decreto legisla- 
tivo 22 luglio 1999 n. 261; 
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- «altri servizi postali»: servizi postali che pos- 
sono non essere riservati ai sensi dell’articolo 7 della 
direttiva 97/67/CE; 


c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi 
forniti nei seguenti ambiti: 


- servizi di gestione di servizi postali, quali i ser- 
vizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio e i 
«mailroom management services»; 


- servizi speciali connessi e effettuati intera- 
mente per via elettronica, quali trasmissione sicura per 
via elettronica di documenti codificati, servizi di 
gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elet- 
tronica registrata; 


- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla 
lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi 
di indirizzo; 


- servizi finanziari, quali definiti nella catego- 
ria 6 di cui all’allegato II A del presente codice e all’ar- 
ticolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in par- 
ticolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti cor- 
renti postali; 


- servizi di filatelia e servizi logistici, quali ser- 
vizi che associano la consegna fisica o il deposito di 
merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali). 


3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al 
comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da 
un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi )del 
comma 2, lettera 5), e i presupposti di cui/all’arti- 
colo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i 
servizi di cui al citato comma 2, lettera b). 


Art. 212. 


Prospezione ed estrazione di petroliogas, carbone 
e altri combustibilissolidi 


(art. 7, direttiva 2004/17, art4,/d.1gs. n. 158/1995) 


1. Le norme della presente parte si applicano alle 
attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, 
ai fini della prospezione‘ estrazione di petrolio, gas, 
carbone o di altri combustibili solidi. 


Art. 213. 


Porti e aeroporti 


(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Le norme della presente parte si applicano alle 
attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, 
ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti 
marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai 
vettori aerei, marittimi e fluviali. 
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Art. 214. 
Appalti che riguardano più settori 
(art. 9, direttiva 2004/17) 


1. Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività 
si applicano le norme relative all’attività principale cui 
è destinato. 


2. La scelta tra l’aggiudicazione, di un unico appalto e 
l'aggiudicazione di più appalti‘distinti non può essere 
effettuata al fine di escluder&ur appalto dall’ambito di 
applicazione della presente/parte III o, dove applica- 
bile, dall’ambito di applicazione della parte II. 


3. Se una delle attività/cui è destinato un appalto è 
disciplinata dalla part&III e l’altra dalla parte II, e se è 
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività 
l’appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudi- 
cato secondo le disposizioni della parte II, ferma la 
facoltà, per gli ‘enti aggiudicatori, di chiedere, in 
aggiunta all’attestazione SOA, ulteriori specifici requi- 
siti di qualificazione relativamente alle attività discipli- 
nate dalla parte III. 

4. Sé, una delle attività cui è destinato l’appalto è 
disciplinata dalla parte III e un’altra attività non è 
disciplinata né dalla parte III né dalla parte II, e se è 
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività 
Fappalto è principalmente destinato, esso è aggiudicato 
aisensi della parte III. 


Capo II 


SOGLIE E CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO 
DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO 


Art. 215. 


Importi delle soglie dei contratti pubblici 
di rilevanza comunitaria nei settori speciali 


(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE 
n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005) 


1. Le norme della presente parte si applicano agli 
appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di 
cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la 
procedura di cui all’articolo 219 e il cui valore stimato 
al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari 
o superiore alle soglie seguenti: 

a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di 
forniture e di servizi; 

b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti 
di lavori. 


Art. 216. 
Concessioni di lavori e di servizi 
(art. 18, direttiva 2004/17) 


1. Salva l’applicazione dell’articolo 30 in tema di con- 
cessione di servizi, la presente parte non si applica alle 
concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiu- 
dicatori che esercitano una o più attività di cui agli arti- 
coli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto 
l’esercizio di dette attività. 


— 107 — 


2-5-2006 


Art. 217. 


Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un’'at- 
tività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di 
una di dette attività in un Paese terzo 


(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 


1. La presente parte non si applica agli appalti che gli 
enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi 
dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 
208 a 213 o per l’esercizio di tali attività in un paese 
terzo, in circostanze che non comportino lo sfrutta- 
mento materiale di una rete o di un’area geografica 
all’interno della Comunità. 


2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commis- 
sione, su sua richiesta, qualsiasi attività che conside- 
rano esclusa in virtù del comma 1. 


Art. 218. 


Appalti aggiudicati ad un’impresa comune 
avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata 


(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è 
qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati 
con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli arti- 
coli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, 
n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, 
qualsiasi impresa su cui l’ente aggiudicatore possa eser£ 
citare, direttamente o indirettamente, un’influenza 
dominante ai sensi dell’articolo 3, comma 28 del pre- 
sente codice o che possa esercitare un’influenzadomi- 
nante sull’ente aggiudicatore o che, come quest’ultimo, 
sia soggetta all’influenza dominante di un’altra ‘impresa 
in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione 
finanziaria ovvero di norme interne. 


2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il 
presente codice non si applica agli appalti stipulati: 


a) da un ente aggiudicatore conrun’impresa colle- 
gata, 
O) 


b) da una associazione\o consorzio o da una 
impresa comune aventi pérsenalità giuridica, composti 
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere 
un’attività ai sensi degli-articoli da 208 a 213 del pre- 
sente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti 
aggiudicatori. 

3.Il comma 2 si applica: 


a) agli appalti di servizi purché almeno l’80% del 
fatturato medio realizzato dall’impresa collegata negli 
ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla for- 
nitura di(tali servizi alle imprese cui è collegata; 


b)\agli appalti di forniture purché almeno 1°80% 
del fatturato medio realizzato dall’impresa collegata 
negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga 
dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese 
cui è collegata; 
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c) agli appalti di lavori, purché almenél’80% del 
fatturato medio realizzato dall’impresa collegata negli 
ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall’ese- 
cuzione di tali lavori alle imprese cui è «collegata. 


Se, a causa della data della costituzione o di inizio 
dell’attività dell'impresa collegatattil fatturato degli 
ultimi tre anni non è disponibile, basta che l’impresa 
dimostri, in base a proiezioni dell’attività, che probabil- 
mente realizzerà il fatturato dî cui alle lettere a), d) 
o c) del comma 3. Se piùcimprese collegate all’ente 
aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, for- 
niture o lavori, le suddetteXpercentuali sono calcolate 
tenendo conto del fatturàto totale dovuto rispettiva- 
mente alla fornitura, di..servizi, forniture o lavori da 
parte di tali impresercollegate. 


4. La presente parte non si applica, inoltre, agli 
appalti aggiudicati: 

a) da un’associazione o consorzio o da un’impresa 
comune averìti»personalità giuridica, composti esclusi- 
vamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività 
di cui aglt'articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiu- 
dicatori; Oppure 


b)“da un ente aggiudicatore ad una associazione o 
consorzio o ad un'impresa comune aventi personalità 
giuridica, di cui l’ente faccia parte, purché l’associa- 
zione o consorzio o impresa comune siano stati costi- 
tuti per svolgere le attività di cui trattasi per un 
periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo 
preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono 
ne faranno parte per almeno lo stesso periodo. 


5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commis- 
sione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative 
all’applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4: 


a) i nomi delle imprese o delle associazioni, rag- 
gruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati; 

b) la natura e il valore degli appalti considerati; 

c) gli elementi che la Commissione può giudicare 
necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudi- 
catore e l’impresa o l’associazione o il consorzio cui gli 
appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabi- 
liti dal presente articolo. 


Art. 219. 


Procedura per stabilire se una determinata 
attività è direttamente esposta alla concorrenza 
(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di 
un'attività di cui agli articoli da 208 a 213 non sono 
soggetti al presente codice se, nello Stato membro in 
cui è esercitata l’attività, l’attività è direttamente espo- 
sta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. 

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività 
è direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a cri- 
teri conformi alle disposizioni del Trattato in materia 
di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi 
interessati, l’esistenza di beni o servizi alternativi, i 
prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più forni- 
tori dei beni o servizi in questione. 
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3. Ai fini del comma I, un mercato è considerato 
liberamente accessibile quando sono attuate e applicate 
le norme della legislazione comunitaria di cui all’alle- 
gato VII del presente codice. 


4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un 
mercato in base al primo comma, si deve dimostrare 
che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e 
di diritto. 

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai 
commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile 
ad una data attività, 11 Ministro delle politiche comuni- 
tarie di concerto con il Ministro competente per settore 
ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i 
fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, 
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la 
conformità con le condizioni di cui al comma 1, nonché 
le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle 
Autorità indipendenti competenti nella attività di cui 
trattasi. 


6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione 
dell’attività di cui trattasi non sono più soggetti al pre- 
sente codice se la Commissione: 

- ha adottato una decisione che stabilisca l’applica- 
bilità del comma 1 in conformità del comma 6 ed entro 
il termine previsto, oppure; 

- non ha adottato una decisione sull’applicabilità 
entro tale termine. 


7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è pre- 
sunto in base al comma 3, e qualora un’amministra- 
zione nazionale indipendente competente nell’attività 
di cui trattasi abbia stabilito l’applicabilità del 
comma 1, gli appalti destinati a permettere la presta- 
zione dell’attività di cui trattasi non sono piùssoggetti 
al presente codice se la Commissione non ha, stabilito 
l’inapplicabilità del comma 1 con una decisione adot- 
tata in conformità del comma 6 e entro iltèrmine previ- 
sto da detto comma. 


8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Com- 
missione di stabilire l’applicabilità dél comma 1 ad una 
determinata attività. In tal caso_la Commissione ne 
informa immediatamente lo Stato membro interessato. 


9. Il Ministro delle politichexeomunitarie informa la 
Commissione, tenendo conto.dei commi 2 e 3, di tutti i 
fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento 
o disposizione amministrativa o accordo che riguardi 
la conformità con le corîdizioni di cui al comma 1, ove 
necessario unitamente=alla posizione assunta da una 
amministrazione nazionale indipendente competente 
nell’attività di cui tfattasi. 

10. Se, scaduto il'termine di cui al comma 6 della diret- 
tiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha adot- 
tato la decisione sull’applicabilità del comma 1 ad una 
determinataaattività, il comma | è ritenuto applicabile. 


11. Con-decreto del Ministro delle politiche comunita- 
rie, adottato’ a seguito di ogni decisione della Commis- 
sione, © del silenzio della Commissione dopo il decorso 
del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate le 
attività che sono escluse dall’applicazione del codice in 
virtù delle deroghe di cui al presente articolo. 
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Capo II 


PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE; SELEZIONE 
QUALITATIVA DEI CONCORRENTI, SELEZIONE DELLE 
OFFERTE 


Sezione I 


Tipologia delle procedure di,scelta del contraente 


Art. 320) 


Procedure aperte, ristrette e negoziate 
previo avviso eon“eui si indice la gara 
(art. 40, ‘direttiva 2004/17; 
art. 12, &Igs. n. 158/1995) 


1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le 
forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette 
o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, pre- 
vio avviso cOnveui si indice una gara ai sensi dell’arti- 
colo 224, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 221. 


Art. 221. 


Procedura negoziata senza previa indizione di gara 
(art. 40, direttiva 2004/17; 
art. 13, decreto legislativo n. 158/1995) 


1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle proce- 
dure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui 
sì indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere 
a una procedura senza previa indizione di una gara nei 
seguenti casi: 

a) quando, in risposta a una procedura con indi- 
zione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o 
alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella 
procedura negoziata non possono essere modificate in 
modo sostanziale le condizioni originarie dell’appalto; 


b) quando un appalto è destinato solo a scopi di 
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e 
non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca 
e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell’appalto non 
pregiudichi l’indizione di gare per gli appalti successivi 
che perseguano questi scopi; 


c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto 
possa essere affidato unicamente ad un operatore eco- 
nomico determinato; 


d) nella misura strettamente necessaria, quando per 
l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per 
l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure 
aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa 
indizione di gara non possono essere rispettati; le circo- 
stanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza 
non devono essere imputabili all’ente aggiudicatore; 


e) nel caso di appalti di forniture per consegne 
complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti 
di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 
obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare mate- 
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riale con caratteristiche tecniche differenti, il cui 
impiego o la cui manutenzione comporterebbero 
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

f) per lavori o servizi complementari, non com- 
presi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel con- 
tratto iniziale, 1 quali siano divenuti necessari, per cir- 
costanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, purché 
questo sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore 
di servizi che esegue l’appalto iniziale: 


quando tali lavori o servizi complementari non 
possano essere separati, sotto il profilo tecnico o econo- 
mico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconve- 
nienti agli enti aggiudicatori, oppure; 

quando tali lavori o servizi complementari, pur 
essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, 
siano strettamente necessari al suo perfezionamento; 


g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che 
consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli 
stessi enti aggiudicatori all’impresa titolare del primo 
appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un pro- 
getto di base, aggiudicato con un appalto in seguito 
all’indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a 
questa procedura è indicata già al momento dell’indi- 
zione della gara per il primo appalto e, ai fini degli arti- 
coli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori 
tengono conto dell’importo complessivo previsto per i 
lavori successivi; 


h) quando si tratta di forniture quotate e acqui- 
state in una borsa di materie prime; 


i) per gli appalti da aggiudicare in base a wn 
accordo quadro, purché l’accordo sia stato aggiudicato 
nel rispetto dell’articolo 222 del presente codice; 

j) per gli acquisti d’opportunità, quando èvpossi- 
bile, approfittando di un’occasione particolarmente 
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il 
cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normal- 
mente praticati sul mercato; 


k) per l’acquisto di forniture a ondizioni partico- 
larmente vantaggiose presso un fornitore che cessi defi- 
nitivamente l’attività commercialevoppure da curatori 
o da liquidatori di un fallimenté, di un concordato pre- 
ventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o 
di un’amministrazione straordinaria; 


I) quando l’appalto disservizi consegue a un con- 
corso di progettazione organizzato secondo le disposi- 
zioni del presente codice è debba, in base alle norme 
vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vin- 
citori di tale concofso7 in tal caso, tutti i vincitori del 
concorso di progettazione debbono essere invitati a 
partecipare ai negoziati. 


Art. 222. 


Accordi quadro nei settori speciali 
(art. 14, direttiva 2004/17; 
art. 16, decreto legislativo n. 158/1995) 


1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un 
accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi 
della presente parte. 
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2. Gli enti aggiudicatori possono affidare“e6n proce- 
dura negoziata non preceduta da indizione=d1 gara, ai 
sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera4i) gli appalti 
basati su un accordo quadro solo se hanno'aggiudicato 
detto accordo quadro in conformità alla presente parte. 


3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli 
accordi quadro in modo abusivo; per ostacolare, limi- 
tare o falsare la concorrenza. 


Sezione Il 
Avvisieinviti 
Arty223. 
Avvisi periodici indicativi e avvisi 
sull'esistenzadiun sistema di qualificazione 


(art. 41, art. 44; paragrafo 1, direttiva 2004/17; 
att. Y, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 
31 dicembre divogni anno, rendono noti mediante un 
avviso perledico indicativo, conforme all’allegato XV 
A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel 
loro «profilo di committente», di cui all’allegato X, 
punto 2,/lettera 5) e all’articolo 3, comma 35, i dati 
seguenti: 

à) per le forniture, il valore totale stimato degli 
appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, 
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, 
qualora il valore totale stimato, tenuto conto del dispo- 
sto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 
750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle 
amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento 
alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle 
politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da 
fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari 
voci della nomenclatura in conformità con quanto 
eventualmente stabilito dalla Commissione; 


b) peri servizi, il valore totale stimato degli appalti 
o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di 
servizi elencate nell’allegato II A, che intendono aggiu- 
dicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore 
totale stimato, tenuto conto del disposto degli arti- 
coli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; 


c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli 
appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudi- 
care nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato 
sia pari o superiore alla soglia indicata nell’arti- 
colo 215, tenuto conto del disposto dell’articolo 29. 


2. Gli avvisi di cui alle lettere 4) e 5) del comma 1 
sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo 
di committente il più rapidamente possibile dopo l’ini- 
zio dell’anno finanziario. 

3. L’avviso di cui alla lettera c) delcomma 1 è inviato 
alla Commissione o pubblicato sul profilo di commit- 
tente il più rapidamente possibile dopo l’adozione della 
decisione che autorizza il programma in cui si inseri- 
scono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli 
enti aggiudicatori intendono aggiudicare. 


4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l’avviso 
periodico indicativo sul loro profilo di committente 
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inviano alla Commissione, per via elettronica secondo 
il formato e le modalità di trasmissione di cui all’alle- 
gato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata 
la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su 
un profilo di committente. 


5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è 
obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono 
della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle 
offerte ai sensi dell’articolo 227, comma 4. 


6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli ele- 
menti indicati nel presente codice, le informazioni di 
cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informa- 
zione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di 
formulari adottati dalla Commissione in conformità 
alla procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, diret- 
tiva 2004/17. 


7. L’avviso periodico indicativo è altresì pubblicato 
sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con 
le modalità ivi previste. 


8. Le disposizioni che precedono non si applicano 
alle procedure negoziate senza previa indizione di gara. 


9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudi- 
catori possono pubblicare o far pubblicare dalla Com- 
missione avvisi periodici indicativi senza ripetere l’in- 
formazione già inclusa in un avviso periodico indica- 
tivo, purché indichino chiaramente che si tratta di 
avvisi supplementari. 


10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un 
sistema di qualificazione a norma dell’articolo 232, talé 
sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’alle- 
gato XIV, indicando le finalità del sistema di qualifica- 
zione e le modalità per conoscere le norme relative al 
suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata 
superiore a tre anni, l’avviso viene pubblicatovannual- 
mente. Quando il sistema ha una durata inferiore è suf- 
ficiente un avviso iniziale. L'avviso sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione va trasmesso, alla Commis- 
sione, pubblicato nella Gazzetta Ufficidle, sul profilo di 
committente e sui siti informatici di Cui all’articolo 66, 
comma 7, con le modalità ivi previste. 


Art. 224. 


Avvisi con cui sî iridice una gara 
(art. 42, direttiva2004/17; art. 14, 
decreto legislativo n. 158/1995) 


1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, 
gli enti aggiudicatori-possono indire la gara mediante 
uno dei seguenti avvisi: 

a) avviso speriodico indicativo di cui all’allegato 
XV A; 
b) avviso sull’esistenza di un sistema di qualifica- 
zione di euiall’allegato XIV; 

c)(bando di gara di cui all’allegato XIII, parte 
A,BoG 


2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l’in- 
dizione di gare per il sistema avviene mediante un 
bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre 
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l’indizione di gare per appalti basati su questo)tipo di 
sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di 
cui all’allegato XIII, parte D. 


3. Se l’indizione della gara avviene mediante un 
avviso periodico indicativo questo4si/ conforma alle 
seguenti modalità: 


a) si riferisce specificatamente) alle forniture, ai 
lavori o ai servizi che saranno.oggetto dell’appalto da 
aggiudicare; 

b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una 
procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblica- 
zione di un bando di gara“e invita gli operatori economici 
interessati a manifestaré il, proprio interesse per iscritto; 


c) è stato pubblicato ai sensi dell’allegato X non 
oltre 12 mesi primaèdella data di invio dell’invito di cui 
all’art. 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta 
altresì i termini previsti dall’articolo 227. 


Art. 225. 


Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 
(art. 43, direttiva 2004/17; 
art. 28, decreto legislativo n. 158/1995) 


1£Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un 
appalto o concluso un accordo quadro inviano un 
avviso relativo all’appalto aggiudicato conformemente 
all'allegato XVI, entro due mesi dall’aggiudicazione 
dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro e 
alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pub- 
blicate con decreto del Ministro per le politiche comu- 
nitarie. 


2. Nel caso di appalti aggiudicati nell’ambito di un 
accordo quadro in conformità  all’articolo 222, 
comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall’ob- 
bligo di inviare un avviso in merito ai risultati della pro- 
cedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su 
tale accordo. 


3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo 
agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico 
di acquisizione entro due mesi a decorrere dall’aggiudi- 
cazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggrup- 
pare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi 
inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi 
dopo la fine di ogni trimestre. 

4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e 
destinate alla pubblicazione sono pubblicate in confor- 
mità con l’allegato X. A tale riguardo la Commissione 
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato 
dagli enti aggiudicatori quando comunicano informa- 
zioni sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli 
operatori economici o sui prezzi. 


5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto 
per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara 
ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera 5), possono 
limitare le informazioni da fornire, secondo l’allegato 
XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla 
menzione «servizi di ricerca e di sviluppo». 

6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto 
di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato 
senza indire una gara ai sensi dell’articolo 221, 
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comma 1, lettera 5), possono limitare le informazioni 
da fornire ai sensi dell’allegato XVI, sulla natura e 
quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza 
commerciale. In tal caso, essi provvedono affinché le 
informazioni pubblicate ai sensi del presente comma - 
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute 
nell’avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi 
dell’articolo 224, comma 1. 


7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli 
enti aggiudicatori provvedono affinché tali informa- 
zioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della 
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui 
all’articolo 232, comma 7. 


8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati 
nell’allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell’av- 
viso se acconsentono alla sua pubblicazione. 


9. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e 
non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo 
in forma semplificata e ai sensi dell’allegato X per 
motivi statistici. 


Art. 226. 


Inviti a presentare offerte o a negoziare 
(art. 47, direttiva 2004/17; 
art. 18, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure 
negoziate e del dialogo competitivo, gli enti aggiudica- 
tori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati 
selezionati a presentare le rispettive offerte o a nego- 
ziare. L’invito ai candidati contiene, alternativamente: 


a) copia del capitolato d’oneri e dei decùmenti 
complementari; 


b) l’indicazione che il capitolato d’onertie 1 docu- 
menti complementari di cui alla lettera/4)=sono messi 
direttamente a disposizione per via elettronica confor- 
memente all’articolo 227, comma 6. 


2. Qualora il capitolato d’oneri o îndocumenti com- 
plementari siano disponibili pressoun ente diverso dal- 
l’ente aggiudicatore responsabile della procedura di 
aggiudicazione, l’invito precisa l'indirizzo al quale pos- 
sono essere richiesti il capitolato d’oneri e detti docu- 
menti e, se del caso, il termine per la presentazione di 
tale richiesta, nonché l’importo e le modalità di paga- 
mento della somma eventualmente dovuta per ottenere 
detti documenti. I sétwizi competenti inviano senza 
indugio la documentazione in questione agli operatori 
economici non appena ricevuta la richiesta. 


3. Le informazioni complementari sui capitolati d’o- 
neri o sui documenti complementari, purché richieste 
in tempo utiléxsòno comunicate dagli enti aggiudicatori 
o dai servizi.competenti almeno sei giorni prima del ter- 
mine fissato\per la ricezione delle offerte. 


4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue: 


a) Vindicazione del termine per chiedere la docu- 
mentazione complementare nonché l’importo e le 
modalità di pagamento della somma eventualmente da 
versare per ottenere tali documenti; 
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b) il termine per la ricezione delle offerte) l’indi- 
rizzo al quale esse devono essere trasmesse-@la lingua 
o le lingue in cui devono essere redatte; 


c) il riferimento al bando di gara pubblicato; 


d) l’indicazione dei documentiechie devono essere 
eventualmente allegati; 


e) 1 criteri di aggiudicazione dell’appalto se non 
figurano nell’avviso relativo allesistenza di un sistema 
di qualificazione con cui si indiée la gara; 


£) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudica- 
zione dell’appalto oppurèy all'occorrenza l’ordine di 
importanza di tali criteri se queste informazioni non 
figurano nel bando/di‘gara, nell’avviso relativo all’esi- 
stenza di un sistemasdi qualificazione o nel capitolato 
d’oneri. 


5. Quando vièné indetta una gara per mezzo di un 
avviso periodieo indicativo, gli enti aggiudicatori invi- 
tano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse 
in base valle informazioni particolareggiate relative 
all’appaltoyin questione prima di iniziare la selezione 
degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa. 


6° Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’invito comprende 
almeno tutte le seguenti informazioni: 


a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni 
riguardanti appalti complementari e, se possibile, il ter- 
mine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnova- 
bili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto 
per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i 
lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto; 


b) tipo di procedura: ristretta o negoziata; 


c) eventualmente, data in cui deve iniziare o termi- 
nare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori 
o dei servizi; 


d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle 
domande per essere invitati a formulare un’offerta non- 
ché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presen- 
tazione; 


e) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e for- 
nisce le informazioni necessarie per ottenere il capito- 
lato d’oneri e gli altri documenti; 


f) condizioni di carattere economico e tecnico, 
garanzie finanziarie e informazioni richieste agli opera- 
tori economici; 


g) importo e modalità di versamento delle somme 
eventualmente dovute per ottenere la documentazione 
relativa alla procedura di aggiudicazione dell’appalto; 


h) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, 
locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o 
più d’una fra queste forme; 


i) 1 criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro 
ponderazione 0, se del caso, l’ordine d’importanza degli 
stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’av- 
viso indicativo o nel capitolato d’oneri o nell’invito a 
presentare offerte o a partecipare a una trattativa. 
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Sezione III 


Termini di presentazione delle 
domande di partecipazione 


Art. 227. 


Termini di ricezione delle domande 
di partecipazione e di ricezione delle offerte 
(art. 45, direttiva 2004/17, 
art. 17, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di 
partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori ten- 
gono conto in particolare della complessità dell’appalto 
e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi 
i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 


2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la 
ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla 
data di trasmissione del bando di gara. 


3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate prece- 
dute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano 
le seguenti disposizioni: 


a) il termine per la ricezione delle domande di par- 
tecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi 
dell’articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito 
degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 226, 
comma 5, è di almeno trentasette giorni dalla data di 
trasmissione dell’avviso o dell’invito, e non può comun, 
que essere inferiore a ventidue giorni se l’avviso 0 
bando è pubblicato con mezzi diversi da quello elettro- 
nico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso bardo 
viene pubblicato con tali mezzi; 


b) il termine per la ricezione delle Offerte può 
essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i 
candidati selezionati, purché tutti i candidati dispon- 
gano di un termine identico per redigere)e presentare 
le loro offerte; 


c) se è impossibile pervenire a_un accordo sul ter- 
mine per la ricezione delle offerte,\l’ente aggiudicatore 
fissa un termine che è di almeno ventiquattro giorni e 
comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell’in- 
vito successivo a presentare um’offerta. 


4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un 
avviso periodico indicativo di cui all’articolo 223, 
comma 1, in conformità all’allegato X, il termine 
minimo per la ricezione delle offerte nella procedura 
aperta è di almemo trentasei giorni e comunque non 
inferiore a ventiduè giorni a decorrere dalla data di 
invio dell’avviso=.Tali termini ridotti sono ammessi a 
condizione che Pavviso periodico indicativo contenga, 
oltre alle ififormazioni richieste nell’allegato XV A, 
parte I, tuttee informazioni richieste nell’allegato XV 
A, parte HM, sempreché dette informazioni siano dispo- 
nibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che 
l’avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno 
di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima 
della data di trasmissione del bando di gara di cui all’ar- 
ticolo 224, comma 1, lettera c). 
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5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e tra- 
smessi per via elettronica secondo il formatore le moda- 
lità di trasmissione precisati nell’allegatoxXy punto 3, i 
termini per la ricezione delle domande di partecipa- 
zione alle procedure ristrette e negoziatey e per la rice- 
zione delle offerte nelle procedure=aperte, possono 
essere ridotti di sette giorni. 


6. Tranne nel caso di un termine fissato consensual- 
mente secondo il comma 3, lettéra 5), è possibile un’ul- 
teriore riduzione di cinque gierni dei termini per la rice- 
zione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e 
negoziate quando l’ente aggiudicatore offre, dalla data 
di pubblicazione dell’ayviso con cui si indice la gara, ai 
sensi dell’allegato X,4unraccesso libero, diretto e com- 
pleto per via elettronica al capitolato d’oneri e a qual- 
siasi documento/ complementare. Nell’avviso deve 
essere indicato il\profilo di committente presso il quale 
la documentaziOne è accessibile. 


7. Nel casoxdelle procedure aperte, l’effetto cumula- 
tivo delle diduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può 
in alcun*caso dar luogo ad un termine per la ricezione 
delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di 
invio del/bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara 
non'viehe trasmesso mediante fax o per via elettronica, 
l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai para- 
grafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un ter- 
mine per la ricezione delle offerte in una procedura 
aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio 
del bando di gara. 


8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai 
commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un 
termine per la ricezione della domanda di partecipa- 
zione, in risposta a un bando pubblicato a norma del- 
l’articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un 
invito degli enti aggiudicatori a norma dell’arti- 
colo 226, comma 5, inferiore a quindici giorni dalla 
data di trasmissione del bando o dell’invito. Nel caso 
di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di 
un termine fissato consensualmente a norma del 
comma 3, lettera b), l’effetto cumulativo delle riduzioni 
previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar 
luogo ad un termine per la ricezione delle offerte infe- 
riore a dieci giorni dalla data dell’invito a presentare 
un'offerta. 


9. Qualora, per qualunque motivo 1 capitolati d’oneri, 
i documenti o le informazioni complementari, seppure 
richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i 
termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora 
le offerte possano essere formulate solo a seguito di 
una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di 
documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per 
la ricezione delle offerte, sono prorogati in propor- 
zione, tranne nel caso di un termine fissato consensual- 
mente a norma del paragrafo 3, lettera 5), in modo 
che tutti gli operatori economici interessati possano 
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie 
alla preparazione delle offerte. 


10. L’allegato XIX contiene una tabella riepilogativa 
dei termini previsti dal presente articolo. 
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Sezione IV 
Informazioni 
Art. 228. 


Informazioni a coloro che hanno 
chiesto una qualificazione 
(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; 
art. 15, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono 
un sistema di qualificazione informano 1 richiedenti 
della loro decisione sulla qualificazione entro un con- 
gruo termine. Se la decisione sulla qualificazione 
richiede più di sei mesi dalla sua presentazione, l’ente 
aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi 
dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine 
e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o 
respinta. 


2. I richiedenti la cui qualificazione è respinta ven- 
gono informati di tale decisione e delle sue motivazioni 
quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla 
data della decisione. Le motivazioni si fondano sui cri- 
teri di qualificazione di cui all’articolo 232, comma 3. 


3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l’esclu- 
sione da tale sistema di un operatore economico solo 
per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui 
all’articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedi. 
mento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes- 
sive modificazioni. 


Art. 229. 


Informazioni da conservare sugli appaltiraggiudicati 
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs:.1t158/1995) 


1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 per le procedure espletate in\tutto o in parte con 
strumenti elettronici, conservanio\eé informazioni rela- 
tive ad ogni appalto, idonee a rèndere note le motiva- 
zioni delle determinazioni inerenti: 


a) la qualificazione,è la selezione degli operatori 
economici e l’aggiudicazione degli appalti; 


b) il ricorso a procedure non precedute da una 
gara, a norma dell’aàrticolo 221; 


c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe 
previste dagli afticoli da 207 a 219, nonché dagli artico- 
li da 17 a 19%. dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposi- 
zioni di cuisagli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 
77,79, da'8h a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234. 


2. Ile informazioni devono essere conservate per 
almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione del- 
l’appalto, affinché, durante tale periodo, l’ente aggiudi- 
catore possa fornirle alla Commissione su richiesta di 
quest’ultima, nonché a chiunque ne abbia diritto. 
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Sezione V 


Selezione qualitativa degli 
offerenti e qualificazione 


Art. 230. 


Disposizioni generàli 
(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, dlgs. n. 158/1995) 


1. Gli enti aggiudicatori applicano l’articolo 38 per 
l'accertamento dei requisiti divcarattere generale dei 
candidati o degli offerenti. 


2. Per l'accertamento dei\fequisiti di capacità tecnico 
professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudi- 
catori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove 
non abbiano istituito, propri sistemi di qualificazione ai 
sensi dell’articolo 23%, applicano gli articoli da 39 a 48. 

3. Per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico 
professionale eeconomico finanziaria gli enti aggiudi- 
catori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, 
possono, alternativamente, istituire propri sistemi di 
qualificazione ai sensi dell’articolo 232, ovvero appli- 
care gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti 
di capacità tecnico professionale ed economico finan- 
ziaria aisensi dell’articolo 233. 


A. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa 
prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonché gli 
articoli 49 e 50. 


5. Il regolamento di cui all’articolo 5 detta le disposi- 
zioni attuative del presente articolo, stabilendo gli even- 
tuali ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale 
ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, 
nei settori speciali, anche al fine della attestazione e cer- 
tificazione SOA. 

6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiu- 
dicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusiva- 
mente ai contratti relativi alle attività di cui alla pre- 
sente parte. 


Art. 231. 


Principio di imparzialità e non aggravamento 
nei procedimenti di selezione e qualificazione 
(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Quando selezionano i partecipanti ad una proce- 
dura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualifica- 
zione o nell’aggiornare le condizioni di ammissione, gli 
enti aggiudicatori non possono: 

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o 
finanziarie a taluni operatori economici senza imporle 
ad altri; 

b) esigere prove già presenti nella documentazione 
valida disponibile. 


Art. 232. 


Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive 
(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995) 


1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un 
proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, 
fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all’aggiu- 
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dicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai 
criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui 
all’art. 5. 


2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di 
qualificazione provvedono affinché gli operatori econo- 
mici possano chiedere in qualsiasi momento di essere 
qualificati. 


3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e 
norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove 
opportuno, al loro aggiornamento. 


4. Se 1 criteri e le norme del comma 4 comprendono 
specifiche tecniche, si applica l’articolo 68. 


5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i 
criteri di esclusione di cui all’articolo 38. 


6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica 
e professionale di altri soggetti, il sistema di qualifica- 
zione deve essere gestito garantendo il rispetto dell’arti- 
colo 50. 


7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai 
commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli ope- 
ratori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali 
criteri e norme sono comunicati agli operatori econo- 
mici interessati. 


8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di 
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, 
dandone idonea comunicazione agli operatori econo- 
mici interessati. 

9. L’ente gestore redige un elenco di operatori econo 
mici, che può essere diviso in categorie in base al tipo 
di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta. 

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di 
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservato: 


a) l’articolo 223, comma 10, quanto “all'avviso 
sull’esistenza di un sistema di qualificazione; 


b) l’articolo 228, quanto alle ‘informazioni a 
coloro che hanno chiesto una qualifitazione; 


c) l’articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento 
delle condizioni amministrative, tecîiiche o finanziarie 
nonché dei certificati, dei collaudi è delle documenta- 
zioni. 

11. L’ente aggiudicatore. che istituisce e gestisce il 
sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certi- 
ficati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare 
la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati 
o documenti che ripréducono documenti validi già 
nella disponibilità dell’ente aggiudicatore. 


12. I documenti, certificati e le dichiarazioni sostitu- 
tive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana cer- 
tificata conforme al testo originale dalle autorità diplo- 
matiche o.consolari italiane del Paese in cui sono stati 
redatti, oppùre da un traduttore ufficiale. 


13. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esi- 
stenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in 
una procedura ristretta, o i partecipanti, in una proce- 
dura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualifi- 
cati con tale sistema. 
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14. Nell’ipotesi di cui al comma 13, al fin&di Selezio- 
nare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione 
dello specifico appalto oggetto di gara, ghenti aggiudi- 
catori: 


a) qualificano gli operatori economici in confor- 
mità al presente articolo; 


b) selezionano gli operatori inebase a criteri ogget- 
tivi; 

c) riducono, se del caso, il numero dei candidati 
selezionati, con criteri ogg&ttivi. 


Art. 233. 


Criteri selezione qualitativa 
e procedimento di selezione 
(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17) 


1. I criteri\divselezione qualitativa sono stabiliti nel 
rispetto déi, principi desumibili dagli articoli da 39 a 
50. Si applica in ogni caso l’articolo 38. 


2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di sele- 
zioné, in” una procedura aperta, ristretta o negoziata, 
devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che 
vanno resi disponibili agli operatori economici interes- 
sati 


3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati 
ad una procedura di appalto ristretta o negoziata 
devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi 
definiti che vanno resi disponibili agli operatori econo- 
mici interessati. 


4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i cri- 
teri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per 
l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati 
a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra 
caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i 
mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei 
candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di 
garantire un’adeguata concorrenza. 


5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requi- 
siti di capacità economico finanziaria o tecnico profes- 
sionale di altri soggetti, si applica l’articolo 49 nei limiti 
di compatibilità. 


6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano 
gli articoli da 35 a 37. 


7. AI fine della selezione dei partecipanti alle proce- 
dure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudica- 
tori: 


a) escludono gli operatori economici in base ai cri- 
teri di cui al presente articolo; 


b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai 
criteri di cui al presente articolo; 


c) nelle procedure ristrette e nelle procedure nego- 
ziate con indizione di gara riducono, se del caso, il 
numero dei candidati selezionati in conformità ai criteri 
selettivi del presente articolo. 
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Sezione VI 
Criteri di selezione delle offerte 
Art. 234. 


Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi 
(art. 58, direttiva n. 2004/17) 


1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi 
terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un conte- 
sto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca 
un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della 
Comunità agli appalti di tali Paesi terzi, sono discipli- 
nate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della 
Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi 
terzi. 

2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di 
un appalto di forniture può essere respinta se la parte 
dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regola- 
mento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 
1992, che istituisce un codice doganale comunitario, 
supera il 50% del valore totale dei prodotti che com- 
pongono l’offerta. Ai fini del presente articolo, 1 soft- 
ware impiegati negli impianti delle reti di telecomunica- 
zione sono considerati prodotti. 

3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte 
si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del 
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa viene preferita l’offerta che non può essere 
respinta a norma del comma 2); il valore delle offerte è 
considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se 
la differenza di prezzo non supera il 3%. 


4. Un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del 
comma 3, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è 
tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecni- 
che diverse da quelle del materiale già esistente, con 
conseguente incompatibilità o difficoltà tecnighe di uso 
o di manutenzione o costi sproporzionati. 


5. Ai fini del presente articolo, pef+determinare la 
parte dei prodotti originari dei Paésisterzi di cui al 
comma 2, sono esclusi i paesi terzi airquali, con deci- 
sione del Consiglio è stato esteso il'beneficio di cui alla 
direttiva 2004/17. 


6. Con decreto del Presidente dél Consiglio dei Mini- 
stri, su proposta del Ministro\per le politiche comunita- 
rie di intesa con il Ministredelle infrastrutture e dei tra- 
sporti, sono indicati 1 Paesi terzi esclusi dal Consiglio 
ai sensi del comma 5. In vgni caso, il comma 5 trova 
applicazione diretta, \afiche in mancanza di detto 
d.P.C.M. 


Capo IV 
CONCORSI DI PROGETTAZIONE 


Art. 235. 


Ambito di applicazione ed esclusioni 
(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17) 


1. Il presente capo si applica ai concorsi di progetta- 
zione organizzati nel contesto di una procedura di 
aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, 
1.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro. 
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2. Le regole relative all’organizzazione /@i ùn con- 
corso di progettazione sono rese disponibili a quanti 
siano interessati a partecipare al concorso, 


3. Ai fini del comma 1, la soglia è il valore stimato al 
netto dell’i.v.a. dell'appalto di servizi,’ compresi gli 
eventuali premi di partecipazione oVertsamenti ai par- 
tecipanti. 

4. Il presente capo si applica a tutti 1 concorsi di pro- 
gettazione in cui l’importo totale’ dei premi di parteci- 
pazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai parteci- 
panti sia pari o superiore a-422.000 euro. 


5. Ai fini del comma 3xla soglia è il valore comples- 
sivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato 
al netto dell’i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe 
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’arti- 
colo 221, comma4d?lettera /), qualora l’ente aggiudica- 
tore non escluda talé aggiudicazione nell’avviso di con- 
corso. 

6. Il presentercapo non si applica: 

1) ai(Cencorsi indetti nei casi previsti agli arti- 
coli 17, 18,6 217 per gli appalti di servizi; 

2)./ab concorsi indetti per esercitare nello Stato 
membro'interessato un’attività in merito alla quale l’ap- 
plicabilità dell’articolo 219, comma 1 sia stata stabilita 
da ‘una decisione della Commissione o il suddetto 
comma sia considerato applicabile, conformemente ai 
commi 6 e 7 e 11 di tale articolo. 


Art. 236. 


Norme in materia di pubblicità e di trasparenza 
(art. 63, direttiva 2004/17) 


1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un con- 
corso di progettazione rendono nota tale intenzione 
mediante un avviso di concorso redatto conformemente 
all’allegato XVII. 


2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un 
concorso ne comunicano i risultati con un avviso 
redatto conformemente all’allegato XVIII, in base ai 
modelli di formulari adottati dalla Commissione. La 
predetta comunicazione è trasmessa alla Commissione 
entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei 
modi dalla stessa fissati. 


3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere 
commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori pos- 
sono mettere in rilievo nel trasmettere tali informa- 
zioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, 
all’identità degli operatori economici e ai prezzi propo- 
sti nelle offerte. 

4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono 
pubblicati ai sensi dell’articolo 66. 


Art. 237. 


Norma di rinvio 
(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17) 


1. Nei concorsi di progettazione si applicano le dispo- 
sizioni del capo III della presente parte nonché quelle 
degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110. 
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TiToLO II 


CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA 


Art. 238. 


Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria 


1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del 
presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni 
della presente parte III per l’affidamento di appalti di 
lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, che rientrano nell’ambito delle attività 
previste dagli articoli da 208 a 213. 


2. L'avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, 
sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato 
sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti infor- 
matici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità 
ivi previste. 


3. L’avviso sui risultati della procedura di affida- 
mento, di cui all’articolo 225, è pubblicato sul profilo 
di committente e sui siti informatici di cui all’articolo 
66, comma 7, con le modalità ivi previste. 


4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non 
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di 
pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazio- 
nale. 


5. I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della 
metà e la pubblicità degli avvisi con cui si indice una 
gara va effettuata, per 1 lavori, nel rispetto dell’articolo 
122, comma 5, e per 1 servizi e le forniture nel fispetto 
dell’articolo 124, comma 5. 


6. I lavori, servizi e forniture in economia sono 
ammessi nei casi e fino agli importi pfevisti dall’arti- 
colo 125. 


7. Le imprese pubbliche e i soggetti.titolari di diritti 
speciali ed esclusivi per gli appalti.di lavori, forniture 
e servizi di importo inferiore alla\soglia comunitaria, 
rientranti nell’ambito definito%dagli articoli da 208 a 
213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi 
regolamenti, la quale, comunque, deve essere con- 
forme ai principi dettati dalTrattato CE a tutela della 
concorrenza. 


PARTE IV 
GONTENZIOSO 
Art. 239. 


Transazione 


1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il proce- 
dimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, 
le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture, possono sempre essere risolte mediante tran- 
sazione nel rispetto del codice civile. 
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2. Per le amministrazioni aggiudicatricité )per gli 
enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che>detti sog- 
getti concedono o rinunciano in sede di, transazione 
eccede la somma di 100.000 euro, 4è necessario il 
parere dell’avvocatura che difendecil,soggetto o, in 
mancanza, del funzionario più elevato in grado, com- 
petente per il contenzioso. 


3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del 
procedimento, esamina la proposta di transazione for- 
mulata dal soggetto aggiudi6atàrio, ovvero può formu- 
lare una proposta di transazione al soggetto aggiudica- 
tario, previa audizione dél medesimo. 


4. La transazione haxforma scritta a pena di nullità. 


Art. 240. 


Accordo bonario 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; 
art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, decreto del 
Presidente della Repubblica n. 554/1999) 


1. Peri lavori pubblici di cui alla parte II affidati da 
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, 
ovvero/dai concessionari, qualora a seguito dell’iscri- 
zione)di riserve sui documenti contabili, l’importo eco- 
nomico dell’opera possa variare in misura sostanziale e 
invogni caso non inferiore al dieci per cento dell’im- 
porto contrattuale, si applicano i procedimenti volti al 
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal 
presente articolo. 


2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve 
iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere 
reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, 
ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, rag- 
giungano nuovamente l’importo di cui al comma 1. 


3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione 
al responsabile del procedimento delle riserve di cui al 
comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile 
la propria relazione riservata. 


4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissi- 
bilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai 
fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. 


5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o 
superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del pro- 
cedimento promuove la costituzione di apposita com- 
missione, affinché formuli, acquisita la relazione riser- 
vata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’or- 
gano di collaudo, entro novanta giorni dalla 
apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, 
proposta motivata di accordo bonario. 


6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del 
procedimento promuove la costituzione della commis- 
sione, indipendentemente dall’importo economico delle 
riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte 
dello stesso del certificato di collaudo o di regolare ese- 
cuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della com- 
missione è formulata entro novanta giorni da detto 
ricevimento. 
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7. La promozione della costituzione della commis- 
sione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla 
comunicazione del direttore dei lavori di cui al 
comma 3, da parte del responsabile del procedimento 
al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il 
proprio componente della commissione, con conte- 
stuale indicazione del componente di propria compe- 
tenza. 


8. La commissione è formata da tre componenti 
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del 
contratto, per 1 quali non ricorra una causa di asten- 
sione ai sensi dell’articolo 51 codice di procedura civile 
o una incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, 
comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsa- 
bile del procedimento, uno dal soggetto che ha formu- 
lato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai compo- 
nenti già nominati, contestualmente all’accettazione 
congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla 
nomina. Il responsabile del procedimento designa il 
componente di propria competenza nell’ambito del- 
l’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudica- 
tore o di altra pubblica amministrazione in caso di 
carenza dell’organico. 


9. In caso di mancato accordo entro il termine di 
dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo compo- 
nente provvede, su istanza della parte più diligente, il 
presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato 
il contratto. 


10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai 
commissari sono posti a carico dei fondi stanziati pet i 
singoli interventi. I compensi spettanti a ciascunamem- 
bro della commissione sono determinati dalle@mmini- 
strazioni e dagli enti aggiudicatori nella misurà mas- 
sima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla 
tariffa allegata al decreto ministeriale) 2’dicembre 
2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese.documentate. 


11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commis- 
sione il potere di assumere decisionitvincolanti, perfe- 
zionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario riso- 
lutivo delle riserve; in tale ipotesi\non si applicano il 
comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferi- 
mento possono riservarsi, prima del perfezionamento 
delle decisioni, la facoltà di Acquisire eventuali pareri 
necessari o opportuni. 


12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni 
dal ricevimento, dandone entro tale termine comunica- 
zione al responsabilesdel procedimento, il soggetto che 
ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, 
questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordina- 
mento e acquiSitiv gli eventuali ulteriori pareri occor- 
renti o ritenutisnécessari. 


13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve 
non provveda alla nomina del componente di sua scelta 
nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsa- 
bile del procedimento, la proposta di accordo bonario 
è formulata dal responsabile del procedimento, acqui- 
sita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni 
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dalla scadenza del termine assegnato all’altrapaàrte per 
la nomina del componente della commissione. Si 
applica il comma 12. 


14. Per gli appalti e le concessioni dvimporto infe- 
riore a dieci milioni di euro, la costituzione della com- 
missione da parte del responsabile»del procedimento è 
facoltativa e il responsabile del-procedimento può 
essere componente della commissione medesima. La 
costituzione della commissione è altresì promossa dal 
responsabile del procedimentoyindipendentemente dal- 
l'importo economico delle\riserve ancora da definirsi, 
al ricevimento da parte dello stesso del certificato di 
collaudo o di regolare ‘esecuzione. Alla commissione e 
al relativo procedimento si applicano i commi che pre- 
cedono. 


15. Per gli appalti e le concessioni di importo infe- 
riore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa 
la costituzione” della commissione, la proposta di 
accordo bonario è formulata dal responsabile del pro- 
cedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il 
comma,12. 


16.\Iù ogni caso, decorsi 1 termini per la pronuncia 
sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 
e-al'comma 13, può farsi luogo ad arbitrato. 


17. Dell’accordo bonario accettato, viene redatto ver- 
bale a cura del responsabile del procedimento, sotto- 
scritto dalle parti. 


18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di 
cui al comma 17 hanno natura di transazione. 


19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo 
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decor- 
rere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscri- 
zione dell’accordo. 


20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non 
sono vincolanti per le parti in caso di mancata sotto- 
scrizione dell’accordo bonario. 


21. Qualora siano decorsi i termini di cui all’arti- 
colo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o 
emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il 
soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al 
responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei 
procedimenti di accordo bonario di cui al presente arti- 
colo. 


22. Le disposizioni dei commi precedenti si appli- 
cano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici 
relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, non- 
ché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori 
speciali, qualora a seguito di contestazioni dell’esecu- 
tore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, 
l’importo economico controverso sia non inferiore al 
dieci per cento dell’importo originariamente stipulato. 
Le competenze del direttore dei lavori spettano al diret- 
tore dell’esecuzione del contratto. 
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Art. 241. 


Arbitrato 

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; 
art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto 
del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, 
comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale 
n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; 
art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge 
n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, 
commi 70 e 71, legge n. 266/2005) 


1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti 
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungi- 
mento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, 
possono essere deferite ad arbitri. 


2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del 
codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal 
presente codice. 


3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri. 


4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o 
nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro 
di propria competenza tra soggetti di particolare espe- 
rienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato 
si riferisce. 


5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dallé 
parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra s0g- 
getti di particolare esperienza nella materia Oggetto 
del contratto cui l’arbitrato si riferisce. 


6. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice 
di procedura civile, non possono essere nominati arbitri 
coloro che abbiano compilato il progetto &dato parere 
su di esso, ovvero diretto, sorvegliatà»0) collaudato i 
lavori, i servizi, le forniture cui si rifériscono le contro- 
versie, né coloro che in qualsiasi9modo abbiano 
espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle contro- 
versie stesse. 


7. Presso l’Autorità è istituita la camera arbitrale per 
1 contratti pubblici relativi aVavori, servizi, forniture, 
disciplinata dall’articolo 242 


8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice 
sono ammissibili tuttii mezzi di prova previsti dal 
codice di procedurafcivile, con esclusione del giura- 
mento in tutte le sue forme. 


9. Il lodo si‘hayper pronunziato con il suo deposito 
presso la cameràarbitrale per i contratti pubblici. 


10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è 
effettuato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sot- 
toscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti 
originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fasci- 
colo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del 
lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura 
civile. 
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11. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a 
cura degli arbitri, una somma pari all’unosper mille del 
valore della relativa controversia. Detto vimporto è 
direttamente versato all’Autorità. 


12. Il collegio arbitrale determina ilvalore della con- 
troversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con 11) Ministro di grazia 
e giustizia, 2 dicembre 2000, n.398, e applica le tariffe 
fissate in detto decreto. L’ordihanza di liquidazione del 
compenso e delle spese arbitrabi nonché del compenso 
e delle spese per la consulenza’tecnica costituisce titolo 
esecutivo. 


13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione 
degli onorari e delle*spese di consulenza tecnica, ove 
disposta, secondo i°eriteri dettati dal decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli 
ausiliari del magistrato. 


14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento 
del compenso<dovuto agli arbitri e delle spese relative 
al collegio'&al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 


15. IN easo di mancato accordo per la nomina del 
terzo Aatbitro, ad iniziativa della parte più diligente, 
proyvedé la camera arbitrale, sulla base di criteri ogget- 
tivi e pfedeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’ar- 
ticolo 242. 


Art. 242. 


Camera arbitrale e albo degli arbitri 
(artt. 150 e 151, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 554/1999) 


1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la 
formazione e la tenuta dell’albo degli arbitri, redige il 
codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede 
agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzio- 
namento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all’ar- 
ticolo 241, comma 15. 


2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il 
consiglio arbitrale. 


3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, 
è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di partico- 
lare competenza nella materia dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l’indipen- 
denza e l’autonomia dell’istituto; al suo interno l’Auto- 
rità sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quin- 
quennale ed è retribuito nella misura determinata dal 
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attri- 
buite all’Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri 
sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti 
dal comma 9. 


4. Per l’espletamento delle sue funzioni la camera 
arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con per- 
sonale fornito dall'Autorità. 


5. La camera arbitrale cura annualmente la rileva- 
zione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di 
lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e all’Osserva- 
torio. Per l’espletamento della propria attività la 
Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e 
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documenti relativamente al contenzioso in materia di 
contratti pubblici; con regolamento dell’Autorità sono 
disciplinate le relative modalità di acquisizione. 


6. Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della 
camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti 
categorie: 


a) magistrati amministrativi, magistrati contabili 
e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi 
competenti secondo 1 rispettivi ordinamenti, nonché 
avvocati dello Stato e magistrati a riposo; 


b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abi- 
litati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e 
in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di 
cassazione; 


c) tecnici in possesso del diploma di laurea in inge- 
gneria o architettura, abilitati all’esercizio della profes- 
sione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi; 


d) professori universitari di ruolo nelle materie 
giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche 
amministrazioni laureati nelle stesse materie con parti- 
colare competenza nella materia dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture. 


7.La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell’elen- 
co dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici 
nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i soggetti 
in possesso dei requisiti professionali previsti dal 
comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in 
possesso dei medesimi requisiti professionali. 


8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b)Ae))e d), 
nonché al comma 7 del presente articolo, if possesso 
dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal 
consiglio arbitrale, sono rispettivamenté)inseriti nel- 
l’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su domanda 
corredata da curriculum e da adeguata documenta- 
zione. 


9. L'appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei 
consulenti ha durata triennale >può essere nuova- 
mente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del 
triennio; durante il periodo disappartenenza all’albo gli 
arbitri non possono espletare ‘incarichi professionali in 
favore delle parti dei giudizi”arbitrali da essi decisi, ivi 
compreso l’incarico di arbitro di parte. 


10. Per le ipotesisdi)cui all’art. 241, comma 15, la 
camera arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei 
segretari dei collégivarbitrali; sono ammessi all’elenco i 
funzionari dell’Autorità, nonché i funzionari delle 
magistrature«contabili e amministrative, nonché delle 
pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei 
lavori, serviziy forniture. Detti funzionari devono essere 
muniti diMaùrea giuridica, economica ed equipollenti o 
tecnica, aventi un’anzianità di servizio in ruolo non 
inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla 
tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti inte- 
ressati all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee 
ad assicurare l’integrale copertura dei suddetti costi. 
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Art. 243. 


Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati\in cui il pre- 
sidente è nominato dalla camera arbitrale (art. 32, 
legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/ 
2005; art. 150, decreto del Presidente della Repub- 
blica n. 554/1999; decreto ministeriale n. 398/2000; 
art. 1, co. 71, legge n. 266/2005) 


1. Limitatamente ai giudizisarbitrali in cui il presi- 
dente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta 
alle norme di cui all’art. 241 si applicano le seguenti 
regole. 


2. La domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed 
eventuali controdedùzioni, vanno trasmesse alla 
camera arbitrale aitfini della nomina del terzo arbitro. 


3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, 
anche presso no) dei luoghi in cui sono situate le 
sezioni regionali dell’Osservatorio; se non vi è alcuna 
indicazione. della sede del collegio arbitrale, ovvero se 
non vi è aCCerdo fra le parti, questa deve intendersi sta- 
bilita présso la sede della camera arbitrale. 


4. Glrarbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre 
che per) motivi previsti dall’art. 51 del codice di proce- 
dufa civile, anche per i motivi di cui all’articolo 242, 
comma 9. 


5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato 
dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal colle- 
gio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 
2 dicembre 2000, n. 398. 


6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la 
camera arbitrale comunica alle parti la misura e le 
modalità del deposito da effettuarsi in acconto del cor- 
rispettivo arbitrale. 


7. Il presidente del collegio arbitrale nomina il segre- 
tario, scegliendolo nell’elenco di cui all’articolo 242, 
comma 10. 


8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della con- 
troversia è versato dalle parti, nella misura liquidata 
dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione del lodo. 


9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione 
degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove 
disposta. 

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la deci- 
sione delle controversie sono direttamente versati 
all'Autorità. 


Art. 244. 


Giurisdizione 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; 
art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge 
n. 205/2000); art. 6, co. 19, legge n. 537/1993) 


1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giu- 
dice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse 
quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento 
di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque 
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tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’appli- 
cazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto 
dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla 
normativa statale o regionale. 


2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giu- 
dice amministrativo le controversie relative ai provvedi- 
menti sanzionatori emessi dall'Autorità. 


3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giu- 
dice amministrativo le controversie relative al divieto 
di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clau- 
sola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento 
applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115, nonché quelle 
relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento 
dei prezzi ai sensi dell’art. 133 commi 3 e 4. 


Art. 245. 


Strumenti di tutela 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; 
artt. 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, 1. n. 1034/ 
1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, 
co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella 
legge n. 80/2005) 


1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonché 
degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi 
a lavori, servizi e forniture previsti dal presente 
codice, nonché i provvedimenti dell’Autorità, sono 
impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al 
tribunale amministrativo regionale competente o 
mediante ricorso straordinario al Presidente“Ndella 
Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si 
applica il rito di cui all’articolo 23-bis, della’ legge 
6 dicembre 1971, n. 1034. 

2. Si applicano i rimedi cautelari diXcui all’arti- 
colo 21 e all’articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, e di cui all’articolo 3, /eomma 4, della 
legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecu- 
zione di cui agli articoli 33 e 37,vdella legge 6 dicem- 
bre 1971, n. 1034. 


3. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da 
non consentire neppure la previa notifica del ricorso 
e la richiesta di misure/@autelari provvisorie di cui 
all’art. 21, comma 9, della’ legge 6 dicembre 1971, 
n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso può proporre 
istanza per l’adozione delle misure interinali e provvi- 
sorie che appaionò.4indispensabili durante il tempo 
occorrente per la@proposizione del ricorso di merito e 
della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del 
citato articolo 21° 


4. L’istanza,\previamente notificata ai sensi dell’ar- 
ticolo 21,comma 1, della legge 6 dicembre 1971, 
n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale ammi- 
nistrativo)regionale competente per il merito. Il Presi- 
dente, o il giudice da lui delegato, provvede sull’i- 
stanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni 
altra formalità. Le questioni di competenza di cui al 
presente comma sono rilevabili d’ufficio. 
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5. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma 
la domanda cautelare può essere riproposta=dopo l’ini- 
zio del giudizio di merito ai sensi dell’articolo 21, 
commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 


6. L'efficacia del provvedimento»di accoglimento 
può essere subordinata alla prestazione di una ade- 
guata cauzione per 1 danni alle parti e ai terzi. Esso è 
notificato dal richiedente alle altre parti entro un ter- 
mine perentorio fissato dal giudice, non superiore a 
cinque giorni. Il provvedimènto di accoglimento 
perde comunque effetto ton il decorso di sessanta 
giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano 
efficaci le sole misure(cautelari che siano confermate 
o concesse ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di 
accoglimento nonè ‘appellabile, ma, fino a quando 
conserva efficacià;, è sempre revocabile o modificabile 
senza formalità dal Presidente, d’ufficio o su istanza 
o reclamo divegni interessato, nonché dal Collegio 
dopo l’inizio del giudizio di merito. 


7. Per attuazione del provvedimento cautelare e per 
la pronuncia in ordine alle spese si applica l’articolo 21 
della\legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 


sì Le disposizioni del presente art. non si applicano 
ai.giudizi in grado di appello, per i quali le istanze cau- 
téelari restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della 
legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 


Art. 246. 


Norme processuali ulteriori per le controversie relative a 
infrastrutture e insediamenti produttivi (art. 81, diret- 
tiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 
2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; 
art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 
12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge 
n. 80/2005) 


1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia 
amministrativa che comunque riguardino le proce- 
dure di progettazione, approvazione, e realizzazione 
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e 
relative attività di espropriazione, occupazione e 
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo 
IV, le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, legge 
6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto 
non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del 
presente articolo. 


2. Non occorre domanda di fissazione dell’udienza di 
merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla 
data di deposito del ricorso. 


3. In sede di pronuncia del provvedimento caute- 
lare, si tiene conto delle probabili conseguenze del 
provvedimento stesso per tutti gli interessi che pos- 
sono essere lesi, nonché del preminente interesse 
nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai 
fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si 
valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il 
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ricorrente, il cui interesse va comunque comparato 
con quello del soggetto aggiudicatore alla celere pro- 
secuzione delle procedure. 


4. La sospensione o l’annullamento dell’affidamento 
non comporta la caducazione del contratto già stipu- 
lato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto 
avviene solo per equivalente. 


5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche 
alle controversie relative alle procedure di cui 
all’art. 140. 


PARTE V 


DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO 
FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI 


Art. 247. 


Normativa antimafia 


1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di 
prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di 
comunicazioni e informazioni antimafia. 


Art. 248. 


Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli orga- 
nismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - 
Modifiche degli allegati (quanto al co. 2, art. 19, 
co. 4, decreto legislativo n. 402/1998) 


1. I provvedimenti con cui la Commissione pro- 
cede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle 
direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione 
diretta, a decorrere dalla scadenza del» tefmine 
ultimo prescritto per il loro recepimento nér diritto 
interno. Con decreto del Presidente del ‘Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro péèt.le politiche 
comunitarie di concerto con il Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti e con il Ministro dell’econo- 
mia e delle finanze, le soglie di cutragli articoli 28, 
32, comma |], lettera e), 99, 196, 245, 235, sono modi- 
ficate, mediante novella ai citativarticoli, entro il ter- 
mine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto 
interno, fissato dai citati provvedimenti della Com- 
missione. 


2. Le amministrazioni interessate segnalano alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per il coordinamento \delle politiche comunitarie, le 
modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie 
per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle innova- 
zioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di 
nuove norme \cOmunitarie o nazionali; gli allegati 
sono modificati con decreti del Presidente del Consi- 
glio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notifica- 
zione (alla Commissione ai sensi dell’articolo 249, 
comma*7 


3. Ai sensi dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, 


n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004 / 
17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data 
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attuazione con decreto del Ministro delleAnfrastrut- 
ture e dei trasporti di concerto con il Ministro per le 
politiche comunitarie e con il Ministro*dell’economia 
e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta 
interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a 
modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati 
al presente codice che recepiscono gli allegati alle pre- 
dette direttive. 


Art. 249) 


Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione 
europea da parte della “Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie 
(articoli 1.9, 75, 80.1y 80.2, direttiva 2004/18; arti- 
coli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17) 


1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti- 
mento per le politiche comunitarie informa immediata- 
mente la Commissione della pubblicazione ed entrata 
in vigore del.presente codice di recepimento delle diret- 
tive 2004/17 e 2004/18. 


2. Ka/Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti- 
mento y)per le politiche comunitarie, comunica alla 
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di 
diritto interno contenute nel presente codice o che 
saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle 
direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministe- 
riali adottati ai sensi dell’articolo 219, comma 11. 


3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti- 
mento per le politiche comunitarie, trasmette alla Com- 
missione dell’Unione europea entro il 31 ottobre di 
ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’ar- 
ticolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti pub- 
blici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comuni- 
taria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle sta- 
zioni appaltanti nell’anno precedente. 


4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti- 
mento per le politiche comunitarie, trasmette alla Com- 
missione dell’Unione europea, entro il 31 ottobre di 
ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’ar- 
ticolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, for- 
niture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, 
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area 
geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nel- 
l’anno precedente. 


5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti- 
mento per le politiche comunitarie, informa la Com- 
missione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o 
di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani 
nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in 
Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L’in- 
formativa si basa sulle segnalazioni degli operatori eco- 
nomici interessati, presentate nel semestre anteriore 
alla data di scadenza del termine per l’informativa. 


6. Con le stesse modalità di cui al comma ‘5, la Presi- 
denza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le 
politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni 
difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli opera- 
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tori economici italiani mentre tentavano di ottenere 
l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei 
settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all’inosser- 
vanza delle disposizioni internazionali di diritto del 
lavoro elencate nell’allegato XX. 


7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti- 
mento per le politiche comunitarie notifica alla Com- 
missione i decreti del Presidente del Consiglio dei Mini- 
stri di cui all’articolo 248, comma 2, recanti le modifi- 
cazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispetti- 
vamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione dei decreti medesimi. 


Art. 250. 


Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici 
di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria 
(art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/ 
1991; art. 21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; 
art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del 
Presidente della Repubblica n. 554/1999) 


1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiu- 
dicati nei settori ordinari è redatto dall’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, 
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati for- 
niti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’alle- 
gato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elen; 
cate nell’allegato IV, nonché dalle altre stazioni appal- 
tanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente 
agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell’anno 
precedente. 


2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio 
sia i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di 
cui all’allegato IV precisano: 

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, 


soggetti alla direttiva 2004/18 e allefelative disposi- 
zioni di attuazione contenute nel presente codice; 


b) il numero e il valore complessivo degli appalti 
aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo. 


3. In quanto possibile, i/dati’ di cui al comma 2, lette- 
ra a), sono articolati in base: 


a) alle procedure diraffidamento utilizzate; 


b) per ciascunaxdi tali procedure, ai lavori di cui 
all’allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all’allegato 
II individuati per categorie della nomenclatura CPV; 


c) alla nazionalità dell'operatore economico cui il 
contratto èStato affidato. 


4. Nel‘caso di contratti affidati mediante procedura 
negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera 4), sono 
inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli arti- 
coli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei con- 
tratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo 
di appartenenza degli affidatari. 
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5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate 
nell’allegato IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il 
prospetto statistico redatto dall’Osservaterio sia i dati 
forniti da detti soggetti precisano: 


a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in 
conformità al comma 3; 


b) il valore complessivo deglimappalti aggiudicati 
in virtù di deroghe all'Accordo, 


6. Il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio e i 
dati forniti dalle amministfazioni aggiudicatrici com- 
prese e non comprese nell’allegato IV precisano qual- 
siasi altra informazione )statistica richiesta secondo 
l’Accordo. 


7. Le informazioni del prospetto statistico sono 
determinate secondo la procedura di cui all’art. 77, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/18. 


Art. 251. 


Contenito“del prospetto statistico per i contratti pubblici 
di lavori, forniture e servizi nei settori speciali (art. 67, 
direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/ 
1995) 


1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiu- 
dicati nei settori speciali è redatto dall’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, 
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati for- 
niti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni 
anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno pre- 
cedente. 


2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio 
che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme 
stabilite secondo la procedura di cui all’art. 68, para- 
grafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, 
ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attività 
cui si riferisce l’allegato VI (elenco degli enti aggiudica- 
tori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213), 
dei contratti affidati di importo pari o superiore alle 
soglie di cui all’art. 215, nonché dei contratti di lavori 
di importo pari o superiore a un milione di euro e dei 
contratti di servizi o forniture di importo pari o supe- 
riore a 100.000 euro. 


3. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio 
che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto 
della procedura di cui all’art. 68, paragrafo 2, direttiva 
2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati 
VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresi le infor- 
mazioni necessarie alla verifica della corretta applica- 
zione dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori 
di importo pari o superiore a un milione di euro e ai 
contratti di servizi o forniture di importo pari o supe- 
riore a 100.000 euro. 


4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguar- 
dano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della cate- 
goria 8 dell’allegato II A, i servizi di telecomunica- 
zione della categoria 5 dell’allegato II A le cui voci 
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nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei numeri 
di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elen- 
cati nell’allegato II B. 


5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati 
forniti dagli enti aggiudicatori all'Osservatorio, ven- 
gono espressamente indicate le informazioni che hanno 
carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate 
indicazioni degli enti aggiudicatori. 


Art. 252. 


Norme di coordinamento e di copertura finanziaria 


1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta 
ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP. 


2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 95, 
comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 
2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 
e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto 
a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 
100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente ridu- 
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale 
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utiliz- 
zando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni 
e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 
e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corri- 
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo pafzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per 
i beni e le attività culturali. 


3. Le forme di pubblicità per i contratti, sotto soglia, 
previste dal presente codice, sono sostitùite dalla pub- 
blicazione sui siti informatici di ©ul’all’articolo 66, 
comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei-ministri, che definisce 
le necessarie modalità tecnichéxorganizzative e appli- 
cative, anche per assicurare la data certa della pubbli- 
cazione e la conservazione déi dati pubblicati per un 
adeguato periodo temporale, Detto decreto è emanato 
di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tec- 
nologie, il Ministro perle infrastrutture e i trasporti, 
e il Ministro dell’eeonomia e delle finanze, d’intesa 
con la Conferenza-<ùmificata. Con il medesimo decreto 
possono essere individuati, ove necessario, eventuali 
altri siti informatici. 

4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio supe- 
riore dei davoti pubblici, previste dall’articolo 127, 
nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi del- 
l’articolol/ comma 2, della legge 20 aprile 1952, 
n. 524,\sono altresì garantiti: 


a) l'assolvimento dell’attività consultiva richiesta 
dall'Autorità; 


b) V’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica; 
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c) la possibilità di far fronte alle richieste/dî consu- 
lenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 


5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con 
altre casse edili regolarmente costituite,non possono 
rilasciare dichiarazioni liberatorie dirégolarità contri- 
butiva. 


6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture 
assicurative e le garanzie fideiu$ssorie previste dal pre- 
sente codice sono approvati con decreto del Ministro 
delle attività produttive di. concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata invigore del presente codice. 


7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del 
decreto ministerialè&2 dicembre 2000, n. 398, quanto 
all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono 
disposte con decrèto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia. 


8. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi 
del presente ‘codice, in modalità informatica rispettano 
il decretoVegislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifica- 
zioni. 


Art. 253. 


Norme transitorie 


1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai 
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara 
siano pubblicati successivamente alla sua entrata in 
vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione 
di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata 
in vigore del presente codice, non siano ancora stati 
inviati gli inviti a presentare le offerte. 


2.Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro 
un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la 
sua pubblicazione. 


3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad appli- 
carsi il decreto del Presidente della Repubblica 
21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre 
disposizioni regolamentari vigenti che, in base al pre- 
sente codice, dovranno essere contenute nel regola- 
mento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità 
con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’a- 
dozione del nuovo capitolato generale, continua ad 
applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, 
n. 145, se richiamato nel bando. 


4. In relazione all’art. 8: 


a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento 
giuridico ed economico, ai dipendenti dell’Autorità è 
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico 
del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 
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b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui 
all’articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554 del 1999; 


5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già 
nominati al momento dell’entrata in vigore del presente 
codice è prorogato di un anno. 


6. In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in 
vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti 
in tema di soggetti responsabili per le fasi di progetta- 
zione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 


7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui 
all’articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi 
ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a tratta- 
tiva privata, per gli organismi di informazione e sicu- 
rezza». Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, 
disporrà l’abrogazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell’articolo 24, 
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 


8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le 
disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e del- 
l’articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di 
urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di 
soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del 
codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune 
l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione. 


9. AI fine dell’applicazione dell’articolo 37, ,fino 
all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti 
temporanei sono ammessi se il mandatario ei mandanti 
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, 403354, e nel 
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 
2000 n. 34. 


10. In relazione all’articolo 66,xeomma 7, le modifi- 
che che si rendano necessarie al.decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 6 aprile 200%, m. 20, anche in rela- 
zione alla pubblicazione sul-.sito del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti dî cui al citato decreto mini- 
steriale, di bandi relativita servizi e forniture, nonché 
di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effet- 
tuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e corfil Ministro per l’innovazione e le tec- 
nologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla 
entrata in funzione del sito informatico presso l’Osser- 
vatorio, i bandi è gli avvisi sono pubblicati solo sul sito 
informatice.di ‘cui al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 6aprile 2001, n. 20. 


11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello 
Stato, efitro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale 
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali 
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modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta 
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione.savviene nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le 
vigenti modalità. 


12. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 77, per un 
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in 
vigore del presente codice, le stàzioni appaltanti non 
richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli 
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comuni- 
cazione. 


13. In relazione all’artieolo 83, comma 5, fino all’en- 
trata in vigore del regolamento continuano ad appli- 
carsi il decreto del Prèsidente del Consiglio dei Ministri 
13 marzo 1999, n.7, e il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affi- 
damento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», 
nei limiti di compatibilità con il presente codice. 


14. In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’en- 
trata in vigore del regolamento si applicano le disposi- 
zioni di*cui al decreto del Presidente della Repubblica 
4 aprile?2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il 
presente codice. 


15/In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipa- 
Zione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società 
costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 
18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni 
dalla loro costituzione, possono documentare il pos- 
sesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-orga- 
nizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferi- 
mento ai requisiti dei soci delle società, qualora costi- 
tuite nella forma di società di persone o di società 
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti della società con rapporto a tempo indeter- 
minato e con qualifica di dirigente o con funzioni di 
collaborazione coordinata e continuativa, qualora 
costituite nella forma di società di capitali; per le 
società costituite fino a tre anni prima della data di 
entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, 
n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo mas- 
simo di tre anni da tale data. 


16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso 
l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in 
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza 
dell’abilitazione, possono firmare 1 progetti, nei limiti 
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano 
in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice 
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso 
un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno 
cinque anni e risultino inquadrati in un profilo profes- 
sionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad atti- 
vità di progettazione. 


17. Fino all'emanazione del decreto di cui all’arti- 
colo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto pre- 
visto nel decreto del Ministro della giustizia del 
4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 96 del 26 aprile 2001. 
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18. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’e- 
manazione del regolamento si applica l’articolo 18, del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 
del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere indicate 
al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia 
già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 
25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto pre- 
liminare. 


19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’arti- 
colo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a 
lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del 
citato comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre 
anche ai contratti di servizi e forniture in corso di ese- 
cuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previ- 
sto garanzie di esecuzione. 


20. In relazione all’articolo 112, comma 5, sino 
all’entrata in vigore del regolamento, la verifica può 
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appal- 
tanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato 
art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore 
alla soglia comunitaria possono essere affidati a sog- 
getti scelti nel rispetto dei principi di non discrimina- 
zione, parità di trattamento, proporzionalità e traspa- 
renza. 


21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA 
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del 
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti di intesa con l'Autorità, emanato ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, 
n. 400, sono stabiliti 1 criteri, le modalità e le procedure 
per la verifica dei certificati dei lavori pubblici“ delle 
fatture utilizzati ai fini del rilascio delle «attestazioni 
SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entrata 
in vigore del predetto decreto. 


22. In relazione all’articolo 125 (lavori; servizi, forni- 
ture in economia) fino alla entrata invwvigore del regola- 
mento: 


a)i lavori in economiaC sono disciplinati dal 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposi- 
zioni del presente codice; 


b) le forniture e i sérvizi in economia sono discipli- 
nati dal decreto delPresidente della Repubblica 
20 agosto 2001, n. 384,*nei limiti di compatibilità con 
le disposizioni del’ presente codice. Restano altresì in 
vigore, fino al lorò aggiornamento, i provvedimenti 
emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in 
esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 384 del 2001. 


23. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullità 
riguarda i)contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata 
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicu- 
rezza; 1 contratti di appalto o concessione, in corso alla 
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della 
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Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del ‘piano ope- 
rativo di sicurezza di cui alla lettera c) debcomma 2 
dell’articolo 131, sono annullabili qualor&mon integrati 
con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del citato decreto. 


24. In relazione all’articolo 133 ledisposizioni di cui 
ai commi 4, 5, 6 dell’articolo 133%si applicano ai lavori 
eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. 
A tal fine il primo decreto di cùi,al comma 6 del mede- 
simo articolo 133 rileva anche. prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi”rilevati dal Ministero per 
l’anno 2003. Per i lavoraggiudicati sulla base di offerte 
anteriori al 1° gennaio\2003 si fa riferimento ai prezzi 
rilevati dal Ministero per l’anno 2003. 


25. In relazione’all’articolo 146 e all’articolo 149 per 
la realizzazione “delle opere previste nelle convenzioni 
già assentite alla-data del 30 giugno 2002, ovvero rin- 
novate e prorogate ai sensi della legislazione vigente 
alla data .del\30 giugno 2002, i concessionari sono 
tenuti ad-“appaltare a terzi una percentuale minima del 
40% deilavori. 


26, Ne, stazioni appaltanti procedono a rendere noto 
il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso 
di ‘avvisi indicativi pubblicati prima della data del 
3begennaio 2005, che non contengano l’indicazione 
espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità 
alternativamente specificate ai successivi periodi del 
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 
non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista 
dall’art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti 
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, 
l’indicazione espressa del diritto di prelazione a favore 
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato 
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara previ- 
sta dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni 
appaltanti, nel corso della successiva procedura nego- 
ziata prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera db), 
inviano comunicazione formale, con l’indicazione 
espressa del diritto di prelazione a favore del promo- 
tore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura 
negoziata. 


27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, 
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strate- 
giche e insediamenti produttivi): 


a) non trovano applicazione i seguenti articoli del 
regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica n. 554 del 1999: 


a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della confe- 
renza di servizi; 


a.2) titolo II, capo II - La progettazione; 


a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi 
di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 
DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari 
o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; 


b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate 
e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data 
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del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad 
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta 
per cento dei lavori; 


c) le disposizioni dell’art. 174 (concessione relativa 
a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle con- 
cessioni relative a infrastrutture già affidate alla data 
del 10 settembre 2002; 


d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, 
sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già 
affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque 
ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai 
fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi 
all’attestazione di compatibilità ambientale e alla loca- 
lizzazione dell’opera sulla base del progetto definitivo. 
Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia 
stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già 
affidata la realizzazione dello stesso, per l’affidamento 
a contraente generale il soggetto aggiudicatore può 
porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso 
il contraente generale assume l’obbligo di verificare il 
progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, 
fermo restando quanto disposto dal comma 5 del- 
l’art. 176; 


e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, 
il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto 
o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di 
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti 
norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori pos- 
sono richiedere l’interruzione della medesima 4proce- 
dura optando per l’avvio unitario delle procedure disci- 
plinate dalla parte II, titolo II, capo IV, ovyero»prose- 
guire e concludere la procedura in corso&A1’fini del 
compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo 
III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istrut- 
tori le risultanze delle procedure anche-di conferenza 
di servizi già compiute ovvero in corsò. Si osservano, 
in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185; 


f) in sede di prima applicazione del decreto legisla- 
tivo n. 190 del 2002 1 soggetti aggiudicatori adottano, 
in alternativa alla concessione, l'affidamento a con- 
traente generale per la realizzazione dei progetti di 
importo superiore a dueéentocinquanta milioni di euro, 
che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: inter- 
connessione con altri sistemi di collegamento europei; 
complessità dell’intervento tale da richiedere un’unica 
logica realizzativare, gestionale, nonché estrema com- 
plessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei 
predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infra- 
strutture e deltrasporti. Ferma restando l’applicazione 
delle semplificazioni procedurali di cui al presente 
capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra 
indicate sono realizzati con appalto integrato di proget- 
tazione ésecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti 
ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato pre- 
disposto il progetto esecutivo. E comunque consentito 
l'affidamento in concessione; 
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g) per la realizzazione delle infrastrutture)di loro 
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi=Compresi i 
commissari straordinari di Governo, anChevin liquida- 
zione, nominati in virtù di disposizioni/diverse da quelle 
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n 443, possono sti- 
pulare, con riferimento alle concessiohi in corso alla 
data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi 
essenziali dei relativi atti convenzioriali, atti di loro ade- 
guamento alle previsioni dellaslegge 21 dicembre 2001, 
n. 443 e della parte II, titolo4III} capo IV; 


h) per i procedimenti relativi agli insediamenti 
produttivi e alle infrastrutture strategiche per l’approv- 
vigionamento energetico di cui all’articolo 179, in corso 
alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richie- 
dente di optare per, l'applicazione della normativa sta- 
bilita nella parteT®,titolo III, capo IV, ferma restando 
l’efficacia deglivatti compiuti relativamente agli stessi 
procedimenti 


i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 
168, 1694171, 172 si applicano a decorrere dalla data 
di entrata ‘in vigore del decreto legislativo 17 agosto 
20054 n+189. Le norme di cui all’allegato tecnico con- 
tenùtonell’allegato XXI al presente codice, si appli- 
cano)ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione 
Siasstata bandita o, in caso di procedura negoziata, 
affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, 
oggetto di deliberazione dell'organo competente 
dopo la data di entrata in vigore del decreto legisla- 
tivo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e 
per quelli banditi prima della data di entrata in 
vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti 
aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto 
alle norme tecniche allegate, con eventuale varia- 
zione del relativo corrispettivo; 


I) la disposizione di cui all’articolo 165, 
comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica 
ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di 
entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 
2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’arti- 
colo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rap- 
porti contrattuali in corso alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le dispo- 
sizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo arti- 
colo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data 
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 
2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore preve- 
dere la applicazione delle disposizioni medesime ai 
lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, 
convenire con il contraente generale la applicazione 
delle stesse ai relativi contratti; 


m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino 
all’entrata in vigore del regolamento di cui all’arti- 
colo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di 
gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che tro- 
vano applicazione in materia di esecuzione, contabi- 
lità e collaudo; 
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n) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in 
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l’arti- 
colo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 
25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’articolo 188, 
comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata 
da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 34 del 2000; 


o) in relazione all’articolo 189, comma 1, lette- 
ra b), fino all’entrata in vigore del regolamento si 
applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 34 del 2000; 


p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 del- 
l’articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle 
opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o 
assunti, e 1 procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i 
soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari 
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente 
più opportuno, ai fini della celere realizzazione 
dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’av- 
viare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, 
titolo III, capo IV. 


28. Il regolamento di cui all’articolo 196 è adottato 
entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo 
la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’arti- 
colo 196 fino alla data di entrata in vigore del regola- 
mento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regola? 
mentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità 
con il presente codice. 


29. Ai fini della disciplina di cui alla parte-Ity titolo 
IV, capo II le attestazioni di qualificazione sfelative alla 
categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, otteflite antece- 
dentemente alla data di entrata in vigorè del decreto 
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294,(come modificato 
dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero 
nelle more dell’efficacia dello stesso, hanno efficacia 
triennale a decorrere dalla datadel rilascio. E tuttavia 
fatta salva la verifica della stazione appaltante in 
ordine al possesso dei requisiti individuati da detto 
regolamento. 


30. In relazione all’afticolo 201, fino alla data di 
entrata in vigore della=disciplina regolamentare di cui 
ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, continuano ad appli- 
carsi le disposizionisdi cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al 
decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modi- 
ficato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. 
Fino alla data di entrata in vigore della disciplina rego- 
lamentare-diveui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, le sta- 
zioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore 
requisito di partecipazione al procedimento di appalto, 
l'avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori 
nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, indivi- 
duato in base alla tipologia dell’opera oggetto di 
appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di 
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detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i 
lavori effettivamente realizzati dal soggetto»esecutore, 
anche in esecuzione di cottimi e subaffidamènti. 


31. In relazione all’articolo 212, fino àlla conclusione 
favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219 
eventualmente attivata in relazione alle attività di cui 
al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministe- 
riali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995; n. 158. 


32. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i 
lavori per i quali la individuazione del soggetto affida- 
tario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore 
della legge 1° agosto “2002, n. 166, la proposta di 
accordo bonario è formulata dal responsabile del pro- 
cedimento secondò,la disciplina anteriore alla entrata 
in vigore della citata legge. 


33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbi- 
trato di cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore 
1 criteri di. determinazione del valore della lite e le tariffe 
fissate, rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, 
e 6, e.dall’allegato di cui al decreto ministeriale 
2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’ar- 
ticolo\252, comma 7. 


34 In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata 
dagli articoli 241, 242, 243: 


a) dalla data di entrata in vigore del decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, 
il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della 
normativa previgente di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto 
nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve 
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove 
procedure secondo le modalità previste dal codice e i 
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fis- 
sata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la 
costituzione di collegi arbitrali in difformità alla nor- 
mativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 
del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capito- 
lati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore 
del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554 del 1999, a condizione che 1 collegi arbitrali 
medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione; 


b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o 
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della 
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto 
legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate 
le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel 
codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal 
comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005; 


c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lette- 
re a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già 
nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo 
le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del pre- 
sente codice; 
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d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in con- 
trasto con la disciplina del presente codice, prevedono 
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie 
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, ser- 
vizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. 
E salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del 
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla 
legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2- 
quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, conver- 
tito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. 

35. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, 
comma 4, lettera 4) dell’allegato XXI, fino all’entrata 
in vigore del regolamento si applica l’articolo 17 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 
1999, e successive modificazioni. 


Art. 254. 


Norma finanziaria 


1. Dall’attuazione del presente codice non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 


Art. 255. 


Aggiornamenti 
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, 
d.lgs. n. 206 del 2005) 


1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, é 
sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato 
mediante esplicita modifica, integrazione, derfogà o 
sospensione delle specifiche disposizioni in esso?conte- 
nute. 


Art. 256. 


Disposizioni abrogate 


1. A decorrere dalla data di entratàn vigore del pre- 

sente codice, sono o restano abrogati; 

gli articoli 326, 329, 340 341, 345, della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; 

l’articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, 
e l’articolo 24 del regolamento approvato con regio 
decreto 20 giugno 1929. 1058, e successive modifica- 
zioni e integrazioni; 

la legge 8 agosto 1977, n. 584; 

l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 
3 gennaio 1978, n. 1} 

gli articoli? e 17 della legge 10 dicembre 1981, 
n. 741; 

l’artieelo”33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4; 

glisafticoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, 
n. 428; 

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
10 gennaio 1991, n. 55; 


il decreto legislativo 19 dicembre 199%,n. 406; 
l'articolo 14 della legge 19 febbraio/1992, n. 142; 
il decreto legislativo 24 luglio 1993; n. 358; 
l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 


l’articolo 3, comma 1-ter/ del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502; 


l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 


la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l’ar- 
ticolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come 
modificato dalla citata legge n. 109 del 1994; 


l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573; 


il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito 
con la legge 2-giugno 1995, n. 216; 


il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; 
il déereto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 


l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 
1997,'n.)79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140; 


i} decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
S-agosto 1997, n. 517; 


l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; 
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; 
la legge 18 novembre 1998, n. 415; 


il decreto del Presidente della Repubblica 21 gen- 
naio 1999, n. 22; 

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525; 

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 
55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 
comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 
92, commi ], 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 
119, 120, 121, 122, 142, comma |], 143, comma 3, 144, 
commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; 

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; 

l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, 
n. 205; 

la legge 7 novembre 2000, n. 327; 

l’articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’arti- 
colo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata; 

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; 

l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, 
n. 166; 

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; 

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; 

l’art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16- 
septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conver- 
tito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; 
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gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto- 
legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 
25 giugno 2005, n. 109; 


l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62; 


l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 
2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, 
n. 152; 


l’articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del 
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella 
legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole 
«1 criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’of- 
ferta economicamente più vantaggiosa e»; 


il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, 
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 
n. 190 del 2002; 


il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante 
«Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in 
corso 1 cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data 
del 31 gennaio 2005, non contengano l’indicazione 
espressa del diritto di prelazione a favore del promo- 
tore»; 


l’articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. 


2. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo 
periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, 
anche di natura regolamentare, anteriore alla data di 
entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166. 


3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti pro- 
cessuali in materia di contratti pubblici di lavor», ser- 
vizi, forniture, diversi da quelli di cui all’artitolo 245. 


4. Il regolamento di cui all’articolo 5 elenta le norme 
abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del 
regolamento medesimo, anche in relazionealle disposi- 
zioni contenute nei seguenti atti: 


gli articoli 337, 338; 342; 343; 3447 348; 351; 352; 
353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alle- 
gato F; 


il decreto del Presidente deltConsiglio dei Ministri 
13 marzo 1999, n. 117; 


il decreto del Présidente 
21 dicembre 1999, n. 554 


il decreto del Presidente della Repubblica 25 gen- 
naio 2000, n. 34; 


il decreto delsPresidente della Repubblica 4 aprile 
2002, n. 101; 


il decreto del Ministro delle infrastrutture e tra- 
sporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del 
contraente=gènerale; 


della Repubblica 


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei 
servizi sostitutivi di mensa». 


5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previ- 
sti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire 
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precedenti regolamenti e decreti ministerialis(elencano 
le norme abrogate, con decorrenza dalla=loro entrata 
in vigore. 


Art. 257. 


Entrata in vigore 


1. Il presente codice entra in, vigore sessanta giorni 
dopo la sua pubblicazione nellaà*Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo 
alla data di entrata in vigore del presente codice: 
a) le disposizioni.Jtetema di obblighi di comunica- 
zione nei confronti dell'Autorità e dell’Osservatorio, 
che riguardano sefyizi e forniture; 


b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario 
per i servizi e le forniture. 


3. L’articolo 123 si applica a far data dalla forma- 
zione dell’elenco annuale per l’anno 2007; per gli elen- 
chi relativi all’anno 2006 e le relative gare, continua ad 
applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, &successive modificazioni. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
saràinserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi’ della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addi 12 aprile 2006 


CIAMPI 


BERLUSCONI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


LA MALFA, Ministro per le 
politiche comunitarie 


LUNARDI, Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 


MATTEOLI, Ministro del- 
l'ambiente e della tutela 
del territorio 


TREMONTI, Ministro dell'eco- 
nomia e delle finanze 


MARONI, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 


Fini, Ministro degli affari 
esteri 


CASTELLI, Ministro della 


giustizia 

SCAJOLA, Ministro delle atti- 
vità produttive 

PisANU, Ministro dell’interno 


BUTTIGLIONE, Ministro per 
i beni e le attività culturali 


Visto, i/ Guardasigilli: CASTELLI 
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Allegato I 


Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7 


NACE [1] 
Descrizione Note se 


Questa divisione 
comprende: 


Nuove costruzioni, 
restauri e riparazioni 
correnti 


45.1 Preparazioi del 45.100.000 
cantiere. edile 


Demolizioni di 

edifici, Questa classe 45.110.000 
sistemazione del |comprende: 

terreno, sterri 


Sezione F 


Divisione | Gruppo Classe 


45 Costruzioni 


45.11 


- la demolizione di 
edifici e di altre 
strutture 

- lo sgombero dei 
cantieri edili 

- il movimento terra: 
scavo, riporto, 
spianamento e 
ruspatura dei cantieri 
edili, scavo di trincee, 
rimozione di roccia, 
abbattimento con 
esplosivo, ecc. 


- la preparazione del 
sito per l'estrazione di 
minerali: 

rimozione dei 
materiali di sterro e 
altri lavori di 
sistemazione e di 
preparazione dei 
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NACE [1] 


Sezione F Costruzione Codice CPV 


Divisione | Gruppo Classe Descrizione 


terreni e deisiti 
minerari. 


Questa classe 
comprende inoltre: 


-il'drenaggio di 
cantieri edili 


11 drenaggio di 
terreni agricoli o 
forestali 
Questa classe 
comprende: 


Trivellazioni e 
Perforazioni 


45.120.000 


- trivellazioni e 
perforazioni di 
sondaggio per le 
costruzioni edili, il 
genio civile e per fini 
analoghi tra i quali le 
indagini geofisiche, 
geologiche e similari 


Questa classe non 
comprende: 


- la trivellazione di 
pozzi per l'estrazione 
di petrolio o di gas, 
cfr. 11.20 

- la trivellazione di 
pozzi d'acqua, cfr. 
45.25 


- lo scavo di pozzi, 
cfr. 45.25 


- le prospezioni di 


e sismiche, cfr. 74.20 
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Divisione 


452 


Sezione F 


NACE [1] 


Costruzione 


Classe 


45.21 


Descrizione Note 

Costruzione 
completa o 
parziale di 
edifici; genio 
civile 

_L 
Lavori generali 
di costruzione di 


Questa classe 


REST comprende: 

edifici e 4 

lavori di lavofirdi costruzione 
ingegneria e) 

civile edili di qualsiasi tipo 


/la costruzione di 
opere di ingegneria 
civile: 

ponti (inclusi quelli 
per autostrade 
sopraelevate), 
viadotti, gallerie € 
sottopassaggi 
condotte, linee di 
comunicazione ed 
elettriche per grandi 
distanze 

condotte, lince di 
comunicazione ed 
elettriche urbane; 
lavori urbani ausiliari 


il montaggio e 
l'installazione in loco 
di opere prefabbricate. 


Questa classe non 
comprende: 


le attività dei servizi 
connessi all'estrazione 
di petrolio e di gas, 
cfr. 11.20 

il montaggio di opere 
prefabbricate 
complete con 
elementi, non di 
calcestruzzo, 
fabbricati in proprio, 
cfr. 20, 26 e 28 
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NACE [1] 


Sezione F Costruzione Codice(CPV 


PP 


— 


Divisione Classe Descrizione 


lavori di costruzione, 
|fabbricati esclusi, per 
‘stadi, piscine, 
‘palestre, campi.da 
itennis, campi da golf 
ed altre.installazioni 


isportive\Cfr. 45.23 


i lavori di 
installazione dei 
servizi in un 
fabbricato cfr. 45.3 

i lavori di rifinitura e 
completamento degli 
edifici cfr. 45.4 


“Ile attività in materia di 
architettura e di 
ingegneria cfr. 74.20 


Ri 


la gestione di progetti 
di costruzione cfr. 
74.20 


Posa in opera di 
coperture € 
costruzione 


Questa FASE 45.220.000 
comprende: 


la costruzione di tetti | 


la copertura di tetti 


lavori di 
impermeabilizzazione 


Costruzione di 
autostrade, 
strade, campi di 
aviazione e 
impianti sportivi 


Questa classe 45.230.000 
comprende: 


la costruzione di 
strade, autostrade, 
strade urbane e altri 
passaggi per veicoli e 
pedoni 


la costruzione di 
strade ferrate 


LA 
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NACE [1] 


Costruzione 


45.24 


45.25 


| Classe Descrizione 


Costruzione di 
opere idrauliche 


Altri lavori 
speciali di 


costruzione 
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Note 


la costruzione di piste 
di campi di aviazione 
lavori di cosiruzione, 
fabbricati esclusi, per 
stadi, piscine, 
palestre, campi da 
tennis, campi da golf 
ed altre, installazioni 
sportive 

la segnaletica 
orizzontale per 
superfici stradali e la 
delineazione di zone 
di parcheggio 

Questa classe non 
comprende: 


i lavori preliminari di 
movimento terra, cfr. 
45.11 


Questa classe 


comprende: 
--la costruzione di: 


idrovie, porti ed opere 
fluviali, porticcioli per 
imbarcazioni da 
diporto, chiuse, ecc. 
dighe e sbarramenti 


--lavori di dragaggio 


--lavori sottomarini 
e sotterranei 


Serie generale - n. 100 


Codice CPV 


O 


45.240.000 


Questa classe 
comprende: 


lavori di costruzione 
edili e di genio civile 
da parte di imprese 
specializzate in un 
aspetto comune 2 vari 
tipi di costruzione, 
che richiedono 
capacità o attrezzature 
particolari 


45.250.000 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


o 


Divisione 


Sezione F 


Gruppo Classe 


45.3 


NACE [1] 


Costruzione 


Descrizione 


Installazione dei 
servizi in un 
fabbricato 
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Note 


lavori di fondazione, 
inclusa la 
palificazione 
perforazione e 
costruzione di pozzi 
d'acqua) scavo di 
pazzi 

posa in opera di 
strutture metalliche 
non fabbricate 

in proprio 


piegatura di ossature 
metalliche 


posa in opera di 
mattoni e pietre 
montaggio e 
smontaggio di 


ponteggi e piattaforme 


di lavoro, di proprietà 
o in uso 


costruzione di camini 
e forni industriali 
Questa classe non 
comprende: 

il noleggio di 
ponteggi senza 
montaggio e 
smontaggio cfr. 72.32 


SN 


Codice CPV 


45.300.000 


lc r i 
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NACE [1] 
Sezione F Costruzione Codice\CPV 
Divisione | Gruppo Descrizione Note 
Installazione di jQuesta classe 45.310.000 


impianti elettrici |comprende: 
l'installazione, in 
edifici vin altre opere 
di costruzione, di: 


d'incendio 

sistemi di allarme 
antifurto 
ascensori e scale 
mobili 

linee di discesa di 


parafulmini, ecc. 
X5.32 Ata 45.320.000 
comprende: 


l'installazione, in 
edifici o in altre opere 
di costruzione, di 
materiali isolanti per 
l'isolamento termico, 
acustico 0 
antivibrazioni 

Questa classe non 
comprende: 

i lavori di 
impermeabilizzazione, 
cfr. 45.22 


Questa classe 
comprende: 


Installazione di 
impianti 


45.330.000 
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NACE [1] 


Sezione F Costruzione Codice CPV 


Divisione Classe Descrizione 


idraulico- 
l'installazione, 

in edifici oin altre 
opere di costruzione, 
di: 


sanitari 


impianti idraulico- 
Sanitari 


raccordi per il gas 


impianti e condotti di 
riscaldamento, 
ventilazione, 
refrigerazione 0 
condizionamento 
dell'aria 


sistemi antincendio 


Questa classe non 
comprende: 


l'installazione di 
impianti di 
riscaldamento 
elettrico cfr. 45.31 


45.34 Altri lavori di Questa classe 45.340.000 
installazione comprende: 

l'installazione di 

sistemi di 

illuminazione e 

segnaletica per strade, 

ferrovie, aeroporti e 

porti 


l'installazione, in 
edifici o in altre opere 
di costruzione, di 
accessori ed 
attrezzature non 
classificati altrove 
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Costruzione Codice CPV 


45.400.000 


45.410.000 


NACE [1] 


Sezione F 


Divisione Classe Descrizione 


454 


completamento 
degli edifici 


Î 
Questa classe 
comprende: 


Intonacatura 


lavori di intonacatura 
e/stuccatura interna ed 
esterna di edifici o di 
altre opere di 
costruzione, inclusa la 
posa in opera dei i 
relativi materiali di 

stuccatura 


Posa in opera di 
infissi in legno o 
in metallo 


Questa classe 


somprendi: 45.420.000 


45.42 


l'installazione, da 
parte di ditte non 
costruttrici, di porte, 
finestre, intelaiature di 
porte e finestre, 
cucine su misura, 
scale, arredi per 
negozi e simili, in 
legno o in altro 
materiale 


completamenti di 
interni come soffitti, 
rivestimenti murali in 
legno, pareti mobili, 
ecc. 

Questa classe non 
comprende: 


la posa in opera di 
parquet e altri 

pavimenti in legno 
cfr. 45.43 
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Sezione F 


45.43 


e 
45.44 


o 


NACE [1] 


Costruzione 


Descrizione 


Serie generale - n. 100 


Codice\CPV 


Rivestimento di 
pavimenti e di 
muri 


Questa classe 
comprende; 


la posa inopera, 
l'applicazione 0 
l'installazione, in 
edifici o in altre opere 
di\eostruzione, di: 


piastrelle in ceramica, 
calcestruzzo o pietra 
da taglio per muri o 
pavimenti 


parquet e altri 
rivestimenti in legno 
per pavimenti 
moquette e 
rivestimenti di 
linoleum, gomma 0 
plastica per 
pavimenti 


rivestimenti alla 
‘veneziana, in marmo, 
granito o ardesia, per 
pavimenti o muri 


Tinteggiatura e 
posa in opera di 
vetrate 


Questa classe 
comprende: 


ed esterna di edifici 
la verniciatura di 
strutture di genio 
civile 

la posa in opera di 
vetrate, specchi, ecc. 


Questa classe non 
comprende: 


la posa in opera di 
finestre cfr. 45.42 


a 


carta da parati 


la tinteggiatura interna 


45.430.000 
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NACE [1] 


Sezione F Costruzione Codice CPV 


Classe Descrizione 


Altri lavoni di 
completamento 
degli edifici 


Questa classe 45.450.000 
comprende; 


l'installazione di 
piscine. private 


la pulizia a vapore, ia 
sabbiatura, ecc. delle 
pareti esterne degli 

edifici 
altri lavori di 
completamento e di 
finitura degli edifici 
n.c.a. 


Questa classe non 
comprende: 


le pulizie effettuate 

all'interno di immobili 
ed altre strutture cfr. 
74.70 


Noleggio di 
macchine e 
attrezzature per 
la costruzione 0 
la demolizione, 
con manovratore 


Noleggio di Questa classe non 


45.50 macchine e comprende: 
attrezzature per | il noleggio di 


45.500.000 


45.500.000 


la costruzione o |macchine e 

la demolizione, ‘ | attrezzature per 
con manovratore |la costruzione o la. 
demolizione senza 
manovratore cfr. 
71.32 


1 — Regolamento (CFF) N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura 
statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). 
Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 
3.4.1993, pag. 1). 


ih 
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Allegato II A 


Elenco dei servizi di cui all’articolo 20 e 21 


Categorie IRR ER Numero di riferimento Numero di riférîmento 
CPC [1] CPV 
Servizi di manutenzione € |6112, 6122, 633, 886 da 50100000 a 50982000 
riparazione 
(eccetto 50310000 a 
50324200 e 50116510-9, 


50190000-3, 50229000-8, 
50243000-0) 


da 60112000-6 a 
60129300-1 


(eccetto 60121000 a 
60121600, 


60122200-1, 60122230-0), 
eda 


64120000-3 a 64121200-2 
da 62100000-3 a 


Servizi di trasporto terrestre (712 (eccetto 71235), 7512, 
[2], 

inclusi i servizi con furgoni 
blindati, e 

servizi di corriere ad 
esclusione del 


trasporto di posta 


Servizi di trasporto aereo di 


3 73 (eccetto 7321) 62300000-5 
passeggeri e merci, escluso (eccetto 62121000-6, 
i 62221000-7) 
trasporto li posta 
4 |Fresportodipostapexdîa, (21935 7321 60122200-1, 60122230-0 
terrestre 
[2] e aerea 62121000-6, 62221000-7 
Servizi di da 64200000-8 a 
bo li 64228200-2, 72318000-7, e 
telecomunicazione 
da 72530000-9 a 
72532000-3 
——- 
» e da 66100000-1 a 
6 Servizi finanziari: ex 81, 812, 814 664300003 e 
a)-servizi assicurativi DA AA a 
67262000-1 [3] 
b) servizi bancari e 
finanziari [3] 
” Servizi informatici ed affini da 50300000-8 a 
50324200-4, 
da 72100000-6 a 
: 72591000-4 
(eccetto 72318000-7 e da | 
° TRAI a 72532000-3) 


e 
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Categorie o Numero di riferimento Numero di riferimento. 


Denominazione CPC [1] CPV 
g Servizi di ricerca e sviluppo 85 da 73000000-2 a 
[4] 73300000-5 
{da 73200000<4; 
732100007, 7322000-0) 
Servizi di contabilità, 
A . . da 74121000-3 a 
9 revisione dei conti e tenuta {862 74121 250-0 
dei libri contabili 
1 Servizi di ricerca di 864 da/74130000-9 a 
mercato e di 74133000-0, e 
Sonda sare Gellppinione 74423100-1, 74423110-4 
pubblica 
Servizi di consulenza da 73200000-4 a 
Ml lsestionale[s]e 809,896 73220000-0, 
: da 74140000-2 a 
A 74150000-5 
(eccetto 74142200-8), e 


74420000-9, 74421000-6, 
‘74423000-0, 74423200-2, 
74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0 

da 74200000-1 a 


Servizi attinenti 


La: ‘lall'arehficitura e ali 74276400-8, e 
all'ingegneria, anche da 74310000-5 a 
integrata; servizi 74323100-0, e 
attinenti all'urbanistica e 74874000-6 
alla 
paesaggistica; servizi affini 
consulenza scientifica e 
tecnica; 
servizi di sperimentazione 
techica e 
analisi 

da 74400000-3 a 
i; da 74422000-3 
(eccetto 74420000-9 e 
74421000-6) 
Servizi di pulizia degli da 70300000-4 a 

14 edifici e di 874, da 82201 a 82206 70340000.6, e 
gestione delle proprietà da 74710000-9 a 
immobiliari 74760000-4 


i 
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Servizi di editoria e di 


_ {da 78000000-7 a 


15 stampa in base atariffao a (88442 78400000-1 
contratto 
16 Eliminazione di scarichi di da 90100000-3 a 


fogna e di 90320000-6, e 


rifiuti; disinfestazione e 
servizi 


analoghi 


50190000-3,,50229000-6, 


50243000-0 


[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione 
della direttiva 93/38/CEE. 

[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. 

[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla 
vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziati, nonché dei servizi forniti da 
banche centrali 

[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi.daquelli di cui beneficiano 


esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, 
nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni. 


[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. 


[1] In caso di interpretazione divergentetr®CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC. 


id 
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Categorie 


17 


20 


21 


22 


24 
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Allegato IT B 


Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 


rile ili 
Lui Numero di riferimento Numero di tiferimento 
Denominazione 


CPC GPV 


Servizi alberghieri e di 64 da 55000000-0 a 
ristorazione 


Servizi di trasporto per 211 i 60111000-9, e 

ferrovia 
dà 60121000-2 a 
60121600-8 

Servizi di trasporto per via 79 da 61000000-5 a 

d'acqua 61530000-9, e 
da 63370000-3 a 
63372000-7 

SIZE 62400000-6, 62440000-8, 

sussidiari per il 

settore dei trasporti 62441000-5, 62450000-1, 
da 63000000-9 a 
63600000-5 
(eccetto 63370000-3, 
63371000-0, 
63372000-7), e 
74322000-2, 93610000-7 
iii 

ii \ da 74110000-3 a 
Servizi legali 861 74114000-1 | 
._t> da 74500000-4 a 
Servizi\di collocamento e |872 74540000-6 


reperimento di personale 


ti (eccetto 74511000-4), e 


da 5000000-2 a 95140000- 
5 


i 


Servizi di investigazione e 
di sicurezza, eccettuati i 
servizi con furgoni blindati 


da 74600000-5 a 
74620000-1 


873 (tranne 87304) 


Servizi relativi 
all'istruzione, anche 
professionale 


da 80100000-5 a 
80430000-7 


145 
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Numero di riferimento 
CPV 


Numero di riferimento 
CPC 


Categorie 


Denominazione 


—— |74511000-4, 
“ida 85000000-9 a 
85323000-9 eccetto 
8532100085 e 
85322000-2) 


da 74875000-3 a 
74875200-5, e 


93 


Servizi sanitari e sociali 


Servizi ricreativi, culturali 


e sportivi di 


(eccetto 92230000-2) 


Altri servizi 


[I] Esclusi i contratti di lavoro. 
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Allegato II 


Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di 
cui all'articolo 3, comma 27 


Organismi 

Società «Stretto di Messina» 

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo 
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC 

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV 

ANAS S.p.A 

Categorie 

- Enti portuali e aeroportuali, 

- Consorzi per le opere idrauliche, 

- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università, 
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, 


- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici 0 
vulcanologici, 


- Enti di ricerca e sperimentazione, 

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, 

- Consorzi di bonifica, 

- Enti di sviluppo e di irrigazione, 

- Consorzi per le arec\industriali, 

- Comunità montane, 

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse, 

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero, 


- Enti culturali e di promozione artistica. 
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Allegato IV 
Autorità governative centrali di cui all’articolo 28 


1. Enti acquirenti 

1. Presidenza del Consiglio dei ministri 

2. Ministero degli affari esteri 

3. Ministero dell'interno 

4. Ministero della giustizia 

5. Ministero della difesa 

6. Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle finanze) 


7. Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e 
Ministero del commercio estero) 


8. Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delleposte e delle telecomunicazioni) 
9. Ministero delle politiche agricole e forestali (eX-Ministero delle risorse agricole) 
10. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 


11. Ministero delle infrastrutture e traspoîti (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori 
pubblici) 


12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale) 
13. Ministero della salute 

14. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

15. Ministero per i benie le attività culturali 

2. Altri enti pubblici nazionali: 


CONSIP (Conòessionaria Servizi Informatici Pubblici) 


Se: 
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Allegato V 


Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda 
gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa 


Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi 
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri 


Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; 
sostanze bituminose; cere minerali 


Capitolo 27: 
eccettuati: 
ex 27.10: Carburanti speciali 
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od’organici dei metalli 
Capitolo 28: preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli 
isotopi 
eccettuati: 
ex 28.09: Esplosivi 
ex 28.13: Esplosivi 
ex 28.14: Gas lacrimogeni 
ex 28.28: Esplosivi 
ex 28.32: Esplosivi 
ex 28.39: Esplosivi 
ex 28.50: Prodotti tossicologici 
ex 28.51: Prodotti tossicologici 
ex 28.54: Esplosivi 
Capitolo 29: Prodotti chimici organici 
eccettuati; 
ex 29.03xEsplosivi 
ex 29.04: Esplosivi 
ex 29:07: Esplosivi 
ek29.08: Esplosivi 
ex,29.11: Esplosivi 
ex 29.12: Esplosivi 
ex 29.13: Prodotti tossicologici 
ex 29.14: Prodotti tossicologici 
ex 29.15: Prodotti tossicologici 
ex 29.21: Prodotti tossicologici 
ex 29.22: Prodotti tossicologici 
ex 29.23: Prodotti tossicologici 
ex 29.26: Esplosivi 
ex 29.27: Prodotti tossicologici 


149 
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Capitolo 30: 
Capitolo 31: 


Capitolo 32: 


Capitolo 33: 


Capitolo 34: 


Capitolo 35: 
Capitolo 37: 
Capitolo 38: 


Capitolo 39: 


Capitolo 40: 


Capitolo 41: 
Capitolo 42: 


Capitolo 43: 
Capitolo 44: 
Capitolo 45: 
Capitolo 46: 
Capitolo 47: 
Capitolo 48: 
Capitolo 49: 
Capitolo 65: 
Capitolo 66: 


Capitolo 67: 


Capitolo 68: 
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ex 29.29: Esplosivi 

Prodotti farmaceutici 

Concimi 

Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, 
colori, pitture, vernici e 

tinture; mastici; inchiostri 

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per tolètta preparati e 
cosmetici preparati 

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, 
preparazioni lubrificanti, cere artificiali, 

cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, 
paste per modelli e «cere per 


l'odontoiatria» 

Sostanze albuminoidi; colle; enzimi 

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia 
Prodotti vari delle industrie chimiche 

eccettuati: 

ex 38.19: prodotti tessicologici 


Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e 
lavori di tali sostanze 

eccettuati: 

ex 39.03: esplosivi i 

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori 

eccettuati: 

ex 40.11: Pnewùmatici per automobili 

Pelli e cuoio 

Lavori dicubio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da 
viaggio; borse da donna e 

simili c6n tenitori; lavori di budella 

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali 

begno, carbone di legna e lavori di legno 

Sughero e suoi lavori 

Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio 

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta 

Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: 
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: 

Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati 

Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti 
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; 
lavori di capelli 

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili 
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Capitolo 69: 
Capitolo 70: 


Capitolo 71: 


Capitolo 73: 
Capitolo 74: 
Capitolo 75: 
Capitolo 76: 
Capitolo 77: 
Capitolo 78; 
Capitolo 79: 
Capitolo $0: 
Capitolo 81: 
Capitolo 82: 


Capitolo 83: 
Capitolo 84: 


Capitolo 85; 


Capitolo 86: 


Capitolo 87: 
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Prodotti ceramici 

Vetro e lavori di vetro 

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, 
metalli preziosi, metalli placcati o 

ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuteriè\di fantasia 
Ghisa, ferro e acciaio 

Rame 

Nichel 

Alluminio 

Magnesio, berillio (glucinio) 

Piombo 

Zinco 

Stagno 

Altri metalli comuni 

Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni 
eccettuati: 

ex 82.05: Utensili 

ex 82.07: Pezzi per utensili 

Lavori diversi di metalli(comuni 

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici 

eccettuati: 

ex 84.06: Motori 

ex 84.08: Altri propulsori 

ex 84.45: Macchine 

ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 
ex 84,55Pezzi della voce 84.53 

ex 84,59: Reattori nucleari 

Matchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici 
eècettuati: 

ex 85,13: Telecomunicazioni 

ex 85.15: Apparecchi di trasmissione 


Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non 
elettrici per vie di comunicazione 


eccettuati: 

ex 86.02: Locomotive blindate 

ex 86.03: Altre locomotive blindate 

ex 86.05: Vetture blindate 

ex 86.06: Carri officine 

ex 86.07: Carri 

Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri 
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eccettuati: 
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde 
ex 87.01: Trattori 
ex 87.02: Veicoli militari 
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne 
ex 87.09: Motocicli 
ex 87.14: Rimorchi 
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale 
eccettuati: 
ex 89.014: Navi da guerra 
ex 89.03: Congegni galleggianti 


Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di 
misura, di verifica, di 
precisione; strumenti e apparecchimedico-chirurgici 


Capitolo 90: 


eccettuati: si 

ex 90.05: Binocoli 

ex 90.13: Strumenti vari, laser 

ex 90.14: Telemetri 

ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici 

ex 90.11: Microscopi 

ex 90.17: Strumenti per la medicina 

ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia 

ex 90.19: Apparecchi di ortopedia 

ex 90.20:-Apparecchi a raggi X (tranne che per l’ Austria e per la Svezia) 


Capitolo 91: Orologeria 
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del 


Capiolona: suotto; apparecchi di registrazione 
o.di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e 
accessori di questi strumenti e 
apparecchi 
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili 
eccettuati: 
ex 94.01A: Sedili per aerodine 
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) 
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci 
Capitolo 98: Lavori diversi 
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Allegato VI A 


Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica 


- SNAM Rete Gas SpA, S. G. M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas. 


- Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici 
servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e 
dal D. P. R. 4 ottobre 1986, n. 902. 


- Enti per la distribuzione dell'energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 
‘maggio 1982, n. 308 


- Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, 
l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. 


- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termicàal pubblico. 


Allegato VI B 


Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità 


- Società del Gruppo Enel alle quali/sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e 
distribuzione di elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive 


modifiche ed integrazioni. 


- Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79. 
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Allegato VI C. 


Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzionédi acqua 
potabile 


- Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi,del testo unico 
delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle pfovince approvato con 
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D. P. R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, con particolare riferimento da 112 a 116. 


- Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R. D. L. 19 ottobre/1919, n. 2060. 


- Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 
81. 


- Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge SMuglio 1963, n.9. 


Allégato VI D 
Enti aggiudicatori hel campo dei servizi ferroviari 
- Ferrovie dello Stato SpA. 


- Trenitalia SpA. 


- Enti, società e imprese che.forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi 
dell'art. 10 del regio decreto9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di 
legge per le ferrovie contesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. 


- Enti, società e impresè che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma — 
dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici 


servizi di trasperto in concessione. 


- Enti, società*e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione 
rilasciata è Norma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il 
potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. 


- Efiti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 
Î5 marzo 1997, n. 9 - modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 


della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
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Allegato VI E 


Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, fileviari e di 
autobus 


- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi 
automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, 


regionale e locale. 


Essi sono, ad esempio: 


- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto alpubblico in base a concessione 
rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea 
(autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime,di Concessione all'industria privata) - 
art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771. 


- Enti, società e imprese che forniscono servizi di traspofto, al pubblico ai sensi dell'art. 1, n.40 n. 
15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - ‘Approvazione del testo unico della legge 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle province. 


- Enti, società e imprese che forniscono servizi&di trasporto al pubblico ai sensi del decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di trasporto pubblico locale, 4 norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 
1997, n. 59 - modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'art. 45 della legge 


1° agosto 2002, n. 166. 


- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 113 del 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 
267 - modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 


- Enti, società e imprese che dpérano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 0 256 del 
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le 
ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. 


- Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi 
dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici 


servizi di trasporto intoncessione. 


- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 
2 agosto 1952. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre lince 
di trasportOin regime di concessione. 
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Allegato VI F 


Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali 


Poste Italiane SpA. 


Allegato VI.G 


Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio o di gas 


- Enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la 
prospezione o estrazione di petrolio e di gas o per.lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza 
dei seguenti atti: 


- legge 10 febbraio 1953, n. 136; 

- legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificataàdalla legge 21 luglio 1967, n. 613; 
- legge 9 gennaio 1991, n. 9; 

- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; 


- legge 26 aprile 1974, n. 170\modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
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Allegato VIH 


Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estradizione di carbone e. dì altri 
combustibili solidi 


- Carbosulcis SpA. 


Allegato VI-I 
Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali 


- Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto/a norma del Codice della navigazione, 
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 


- Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19 del Codice della 
navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) 


Allegato VI L 


Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali 


- AAAVTAG. 


- Enti di gestione per.leggi speciali. 


- Enti che gestiscònò impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del 
c. n., R. D. 30 marzo 1942, n. 327. 


- R.A.I. Repistfo Aeronautico Italiano. 


— 157 — 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 100 


2-5-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 100 


Allegato VII 
Elenco della legislazione comunitaria di cui all'articolo 219 nei settori speciali 
A. TRASPORTO Q DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA 


Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 1 22 giugno 1998, concernente norme 
comuni per il mercato del gas naturale 


B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ 


Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 


C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE 
D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI 


E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEFSERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI 
SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS 


F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI 


Direttiva 97/67/CE del Parlamento/europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente 
regole comuni per lo sviluppo del‘mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento 
della qualità del servizio 


G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS 


Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle 
condizioni di rilascio di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 


idrocarburi 


H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI 


I ENTKAGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O 
INTERNI O ALTRI TERMINALI 


J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI 
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Allegato VIII 
Definizione di alcune specifiche tecniche 


Ai fini della presente direttiva si intende per: 


1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle ‘prescrizioni 
tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste 
di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un ‘materiale, un 
prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'aÎmministrazione 
aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della 
prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le ésigenze (ivi compresa 
l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà. d'uso, la sicurezza o le 
dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della(Qualità, la terminologia, i 
simboli,il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e.l'etichettatura, le istruzioni per 
l’uso nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono àltresì ie norme riguardanti la 
progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione 
delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pureogni altra condizione tecnica che 
l'amministrazione aggiudicatrice 0 l’ente aggiudicatote, può prescrivere, mediante 
regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che 


la compongono; 


b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di fotniture o di servizi, le specifiche contenute 
in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i 
livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientalé, una progettazione che tenga conto di tutte le 
esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà 
d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o,le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni 
applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i 
processi e i metodi di produzione, nonchéle procedure di valutazione della conformità; 


2) «norme », le specifiche tecniche, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui 
osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e 
che rientrano in una delle seguenti.Categorie: 


- norma internazionale: una/nérma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e 
disponibile al pubblico, 


- norma europea: una iofma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al 
pubblico, 


- norma nazionalèsura norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile 
al pubblico; 


3) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole attestante dell’ idoneità 
all'impiego“di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in 
funziorie delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e 
di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo 
Stato membro; 

4} &specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura 
riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 


5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, 
diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato. 
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Allegato IX-A 
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici 


AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI 
COMMITTENTE 


1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice 

2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice 

3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL) 
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV 


AVVISO DI PREINFORMAZIONE 


1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se 
diversi, del servizio presso il quale possono essere richiest&informazioni complementari, nonché - 
per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio,il pertinente sito intemet governativo, 
presso i quali possono essere richieste informazioni suf\quadro normativo generale vigente nel 
luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia\di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei 


lavoratori e condizioni di lavoro. 


2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto.pubblico riservato a categorie protette o la cui 
esenzione è riservata nell'ambito di programmi/di occupazione protetti. 


3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui 
l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se 
disponibile, stima dell'importo minimo è massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla 
nomenclatura. 


Per gli appalti pubblici di forniture? natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di 
riferimento della nomenclatura, iumero(i) di riferimento alla nomenclatura. 


Per gli appalti pubblici divservizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle 
categorie di servizi di cui\all'allegato Il A: numero(i) di riferimento alla nomenclatura. 


4. Date provvisoriametite previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli 
appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria. 


5. Se del caso}indicazione che si tratta di un accordo quadro. 
6. Se del‘caso, altre informazioni. 


7. Datàdi spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente 
avviso>sul profilo di committente. 


8»Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo, 
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BANDO DI GARA 
Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate. 


1. Nome, indirizzo, numnero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 1 
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui 


esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti. 


3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. 


b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (im-caso di procedure ristrette e 
negoziate). 


c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro, 
d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico‘di acquisizione. 


e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di/procedure aperte, ristrette o negoziate, 
come previsto all'articolo 56. 


4. Forma dell'appalto. 


5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di 
prestazione dei servizi. 


6. a) Appalti pubblici di lavori: 


- natura ed entità dei lavori da effettuare è/caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in 
particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di 
tali opzioni, così come il numero direventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono 
suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura, 


- indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche 
l'elaborazione di progetti, 


- nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo 
stimato dei lavori perll’intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la 


frequenza degli appalti da aggiudicare. 
b) Appalti pubblici di forniture: 


- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi peri quali le offerte sono 
richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una 
combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da 
fornifè»specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio 
dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento 


alla nomenclatura. 


- Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire 
altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti. 
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- Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore 
complessivo stimato delle forniture per l'intera durata deil'accordo quadro nonché, per quanto 
possibile, il valore e la:frequenza degli appalti da aggiudicare. : 

c) Appalti pubblici di servizi: 

- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei 
servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il'calendario. 
provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di 


appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del 
calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti. 


Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo’quadro, il valore 
complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordoqdadro nonché, per quanto 
possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare, 


- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione 
del servizio sia riservata a una particolare professione. 


Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o‘amministrative in questione, 


- menzione di un eventuale obbligo per le persone giùtidiche di indicare il nome e le qualifiche 
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 


7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione delta possibilità per gli operatori economici di 
presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. 


8. Termine ultimo per la realizzazione deilavori, per il completamento delle forniture o per la 


prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/fomniture/servizi; per quanto possibile, termine 
ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi. 


9. Ammissione o divieto di varianti. 
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto. 


11. Nel caso delle procedure aperte: 


a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il 
quale si possono richiédere il capitolato d'oneri e i documenti complementari; 


b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda; 


c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti 
documenti 


12. a)-Términe ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta 
dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte); 


b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate); 


c) indirizzo cui devono essere trasmesse; 
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d) lingua o lingue in cui devono essere redatte. 

13. Nel caso delle procedure aperte: 

a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte; 

b) data, ora e luogo di tale apertura. 

14. Se del caso, cauzione è garanzie richieste. 

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 


16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento divoperatori economici 
aggiudicatario dell'appalto. 


17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne 
l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano 
l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti taSsituazione personale dell'operatore 
economico, nonché informazioni e formalità necessarie perla valutazione dei requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che questi deve possedere/Livello o livelli minimi specifici di 
capacità eventualmente richiesti. 


18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente namero massimo previsto di operatori 
economici che ne faranno parte, durata dell'accordo ‘quadro previsto precisando, se del caso, i 
motivi che giustificano una durata dell'accordo Quadro superiore a quattro anni. 


19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, 
‘ se del caso, il ricorso a una procedura che si,svolge in più fasi successive, al fine di ridurre 
gradualmente il numero di soluzioni da/discutere o di offerte da negoziare. 


20. Per le procedure ristrette, il dialago’competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di 
bando di gara, quando ci si avvaledella facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati 
a presentare un'offerta, a parteciparè al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, 
numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di 


candidati. 


21. Periodo di tempo dufante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte). 


22. Se del caso, nome indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione 
aggiudicatrice (procedure negoziate). 


23. Criteri di curall'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più 
basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta 
economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel 
capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo. 


24.Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se del caso, nome, 
inditizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si 
possono richiedere tali informazioni. 
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25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche 
tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione. 


26. Data di spedizione del bando di gara. 
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo. 


AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE 


1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione. 


4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri è i documento complementari 
relativi al sistema dinamico di acquisizione. 


5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura 
«CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare. 


6. Termine per la presentazione delle offerte indicative. 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 


2. Procedura di aggiudicazione prescelta} nel caso di procedura negoziata non preceduta da 
pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura. 


3. Appalti pubblici di lavori: nattraed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. 


Appalti pubblici di forniture; natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; 
numero di riferimento della nomenclatura. 


Appalti pubblici di servizii categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della 
nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa. 


4, Data di aggiudicazione dell'appalto. 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 

6. Numetftdi offerte ricevute. 

7.Nomè e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. 
8-Prézzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. 


9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta 
minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. 
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10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi. 


11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazio: 
indicate nell'allegato X. 


12. Data d'invio del presente avviso. 
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del'caso, di 
mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi 0, se del'©aso, nome, 


indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del serviziò, presso il quale si 
possono richiedere tali informazioni. 
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Allegato IX B 
Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici 


1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2. a) Luogodi esecuzione 


b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni. 

3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature. 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. 

c) Lingua o lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando 
l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sulbilinguismo nella Provincia 
autonoma di Bolzano. 

4.Nominativo del responsabile del procedimento . 


S. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere. 


6. Le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. 


7. Il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi. 
8 L'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere. 


9 L'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il 
trasferimento di diritti. 


10. L'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; 
11. Il tempo massimo previsto perl'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione. 
12. La durata massima della/concessione. 


13. Il livello minimo dellaqualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; il livello 
iniziale massimo ela‘struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro 
adeguamento nel tempo. 


14. La facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto. Indicazione 
dell'ammontare minimo del capitale sociale della società). 


15. Criteri-che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso o offerta 
economicamente più vantaggiosa. Indicazione dei criteri e subcriteri di aggiudicazione 
all'offerta economicamente più vantaggiosa e indicazione della loro ponderazione 0, se non 
possibile, dell’ordine decrescente di importanza. 


16: Data di spedizione del bando. 


17. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso?. Precisazioni quanto ai 
termini per l'introduzione di ricorsi 0, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, 
nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. 
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Allegato IX C 


Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pibblici che 
non è un'amministrazione aggiudicatrice 


1. a) Luogo di esecuzione. 
b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera. 
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto. 


3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiederè‘ capitolati d'oneri e i 
documenti complementari. 


4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte. 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. 

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 

5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 

6. Requisiti di carattere economico e tecnico chell'imprenditore deve possedere. 

7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicaZione dell'appalto. 


8. Data di spedizione del bando. 
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Allegato IX D 


Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei 
settori ordinari di cui alla parte II del codice 


BANDO DI CONCORSO 


1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrite e del 
servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari. 


2. Descrizione del progetto. 

3. Natura del concorso: aperto o ristretto. 

4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti: 
5. Nel caso di concorsi ristretti: 

a) numero previsto di partecipanti; 

b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; 

c) criteri di selezione dei partecipanti; 

d) termine ultimo per la presentazione delle domande/di partecipazione. 

6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata’a una particolare professione. 
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti. 

8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati. 


9, Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per 
l'amministrazione aggiudicatrice. 


10. Se del caso, numero e valore-deibpremi. 
11. Se del caso, indicazionedegli importi pagabili a tutti i partecipanti. 


12. Indicare se gli appalti coriseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) 
del concorso. 


13. Data di spedizion®&del bando. 


AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO 
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 


2. Descrizione del progetto. 


3. Numero complessivo dei partecipanti. 
Numero di partecipanti stranieri. 
5YVincitore o vincitori del concorso. 

6. Se del caso, premi assegnati. 

7. Riferimento del bando di concorso. 


8. Data di spedizione dell'avviso. 
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Allegato X 


Caratteristiche relative alla pubblicazione 


1. Pubblicazione di bandi e avvisi 


a) Ibandie gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206,224, 225, 236 sono 
trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dallèmisure di 
esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 
della direttiva 2004/17/ Ce! e 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce?. Anche gli avvisi 
di preinformazione previsti all'articolo 63 e gli avvisi indicativi periodici di cui all'articolo 
223, pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso che 
annuncia tale pubblicazione. 


b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono 
pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, dalle 
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori\qualora si tratti di avvisi di 
preinformazione pubblicati sul profilo di committentéai sensi dell'articolo 63 e 223. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, 
pubblicando il loro «profilo di committente» comé specificato al punto 2, lettera b). 


c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione 
aggiudicatrice o all’ ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 66. 


2. Pubblicazione di informazioni complementati o aggiuntive 


a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare 
integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet. 


b) Il profilo di committente può conténere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi 
periodici di cui all'articolo 223, infoàmazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, informazioni 
sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure 
annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di 
telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail). 


3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica 


La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili 
all'indirizzo Internet:«http://simap.cu.int». 


IGUTC.E. L. 134/1 del 30.4.2004 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 
che Coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 


trasporto e servizi postali. 
2 GU.C.E. L. 134/114 del 30,4,2004 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 31 marzo 2004 


relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
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ALLEGATO XI A 


APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 


I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono: 
— per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», 

— per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen» 

— per la Germania, «Handelsregister» e «Handewerksrolle», 

— per la Grecia, «Mntpéo Epyo)\natxbv Emyeipiozov» ” - MEFTT del Ministero dell'ambiente, 
dell'assetto del territorio e 

dei lavori pubblici (YITEXQAE), 

— per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministeriò de Hacienda», 

— per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers», 

— per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certifitato del «Registrar of 


Companies» o del 
«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione’che precisi che l’interessato ha 


dichiarato sotto 

giuramento di esercitare la professione in questione nel paesein cui è stabilito, in un luogo specifico 
e sotto una 

denominazione commerciale determinata. 

— per l’Italia, «Registro della Camera di commercio,industria, agricoltura e artigianato», 

— per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Réle de la chambre des métiers», 

— peri Paesi Bassi, «Handelsregister», 

— per l’Austria, «Firmenbuch», «Generberegister»e «Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammers» 

— per il Portogallo, «Instituto dos Mercados dé Obras Priblicas e Particulares e do Imobiliàrio», 

— per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret», 

— per la Svezia, «aktiebolags-, handels-veller foreningsregistren». 

— per il Regno Unito, l’imprenditore@uò'essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of 
Companies» 0, in 

mancanza, una attestazione che préèisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare 


la professione in 
questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale 


determinata. 
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ALLEGATO XI B 
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE 


I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti: 

— per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», 

— per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen», 

— per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle», 

— per la Grecia, il «Broreyixò 1 Europicò N Bounyavixéò EmpeXnmnipio», 

— per la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel caso delle persone fisichemot iscritte, 
un'attestazione che specifichi 

che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professiorte.i questione, 

— per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire ‘des métiers», 

—- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of 
Companies» o del 

«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha 
dichiarato sotto 

giuramento di esercitare la professione in questione nel paese,in Cui è stabilito, in un luogo specifico 
e sotto una 

denominazione commerciale determinata, 

— per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», € 
«Registro delle Commissioni 

provinciali per l’artigianato», 

— per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Réòle de la chambre des métiers», 

— per i Paesi Bassi, «Handelsregister», 

— per l’Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegistér», «Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern», 

— per il Portogallo, «Registo Nacional dasPeèsoas Colectivas», 

— per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret», 

— per la Svezia, «aktiebolags-, handels=.eller fòreningsregistren». 

— per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of 
Companies» che 

individui che l’attività del fornitdre è «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una 
attestazione che precisi che 

l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui 
è stabilito, in un 

luogo specifico e sotto ufta denominazione commerciale determinata. 
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ALLEGATO XI C 
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI 


I registri professionali e le dichiarazioni € certificati corrispondenti sono: 

— per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels»- 
Beroepsorden», 

— per la Danimarca, «Erhvervs - og Selskabstyrelsen», 

— per la Germania, «Handelsregister» «Handwerksrolle», «Vereinsregister», 
«Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse 

der Berufskammern der Lander», 

— per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa 
innanzi a un 

notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; neicasi previsti dalla 
legislazione nazionale 

vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato FA» registro professionale 
«Mntpho Medemmov» 

nonché «Marpbo Fpageiov Medetov», 

— per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda», 

— per la Francia, «Registre du commerce et des sociétésy\e «Repertoire des métiers», 

— per l'Irlanda, l’imprenditore può essere invitato a produtre un certificato del «Registrar of 
Companies» o del 

«Registrar of Friendly Societies» 0, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha 
dichiarato sotto 

giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico 
e sotto una 

denominazione commerciale determinata, 

— per l’Italia, «Registro della Camera di coînmercio, industria, agricoltura e artigianato», e 
«Registro delle Commissioni 

provinciali per l’artigianato», o il «Corisiglio nazionale degli ordini professionali», 

— per il Lussemburgo, «Registre aux fifmes» e «Réle de la chambre des métiers», 

— per i Paesi Bassi, «Handelsregistet», 

— per l’Austria, «Firmenbuch»; «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern», 

— per il Portogallo, «Registro.Nacional das Pessoas Colectivas», 

— per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret», 

— per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller foreningsregistren». 

— per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of 
Companies» 0, in 

mancanza, un’atte$tazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare 


la professione in 
questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale 


determinata 
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Allegato XII 


Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande dî 
partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi 


I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle\domande di 
qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici 
appropriati, almeno che: 


a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione, delle-domande di 
qualificazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni-nazionali adottate in 
applicazione della direttiva 1999/93/CE; 


b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande 
di qualificazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione; 


c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere àCcesso ai dati trasmessi in base ai 
presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati; 


d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si po$sa ragionevolmente assicurare che la 
violazione sia chiaramente rilevabile; 


e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti; 


f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una 
parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi delia procedura di qualificazione,della procedura di 
aggiudicazione dell'appalto o del concorso; 


g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la 
data specificata; 


h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone 
autorizzate a prenderne conoscenza. 
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Allegato XII 


Informazioni che devorio comparire nei bandi di gara nei settori speciali di cui alla parte.III 
del codice i 


A. PROCEDURE APERTE 


1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono,‘telex e telefax 
dell'ente aggiudicatore. 


2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esècuizione è riservata 
nel contesto di programmi di lavoro protetti. 


3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo- 
quadro). 


Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di 
riferimento alla nomenclatura). 


Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di 
acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 


4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 


5. Per le forniture e i lavori: 


a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare 
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per 
esercitare tali opzioni nonché il numero/di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti 
rinnovabili, indicare anche, se possibile, il’calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i 
prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera 
(numero/numeri di riferimento allà nomenclatura). 


b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture 
richieste e/o per parti di esse. 


Per gli appalti di lavori6&V'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari 
lotti e la possibilità di preSentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. 


c) Per gli appalti diavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo 
comporti anche l'elaborazione di progetti. 


6. Peri servizi: 


a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti 
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di 
eventuòli rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un 
calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti. 


b)/Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del 
servizio sia riservata ad una particolare professione. 
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c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 


d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionalixdel 
personale responsabile della prestazione del servizio. 


e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizio questione. 
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno. 

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio. 
9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari. 


b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali 
documenti. 


10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerteindicative quando si tratta 
dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico. 


b) Indirizzo cui esse vanno spedite. 
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 
11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere‘all'apertura delle offerte. 


b) Data, ora e luogo di tale apertura. 
12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 
13. Modalità essenziali di finanziamerito‘e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 


14. Eventualmente, forma giuridicà che dovrà assumere il raggruppamenio di operatori economici, 
cui sia aggiudicato l'appalto. 


15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario 
dovrà soddisfare. 


16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 
17. Eventualmentéxcondizioni par 
ticolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 


18. Criterkdefiniti all'articolo 49 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più 
basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta 
economiCAmente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita 0, se del caso, la 
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non 
ne-sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta. 


19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente bando nel «profilo di 


committente», cui si riferisce l'appalto. 
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20. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso; di 
mediazione. 


Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se necessario, denominazione, 
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
l'informazione in questione può essere richiesta. 


21. Data di invio del bando da parte dell'ente aggiudicatore. 


22. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 


23. Altre informazioni pertinenti, 


B. PROCEDURE RISTRETTE 


1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, nuîeri di telefono, telex e telefax 
dell'ente aggiudicatore. 


2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratòri protetti o se l'esecuzione è riservata 
nel contesto di programmi di lavoro protetti. 


3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo- 
quadro). 


Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A g II B e sua descrizione (numero/numeri di 
riferimento alla nomenclatura). 


Indicare eventualmente se le offerte sollécitàte lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di 
acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 


4. Luogo di consegna, di esecuzione. di prestazione. 


5. Per le forniture e i lavori: 


a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare 
tra l'altro eventuali opzigniYélative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per 
esercitare tali opzioni nonòhé il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, 
indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti 
richiesti, o la natura è.l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera 


(mumero/numeri discimando alla nomenclatura). 


b) IndicazionDrelative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture 
richieste e/o per parti di esse. 


Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari 
lotti.e)l®possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. 


e) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo 
comporti anche l'elaborazione di progetti. 
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6. Per i servizi: 


a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti 
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero)di 
eventuali rinnovi. Nel Caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, ‘un 
calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti. 


b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; la prestazione del 
servizio sia riservata ad una particolare professione. 


c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 


d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio, 


e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte ‘dei)servizi in questione. 
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata 0.meno. 
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio. 


9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il\raggruppamento di operatori economici, 
cui sia aggiudicato l'appalto. 


10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione. 

b) Indirizzo cui esse vanno spedite. 

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 

11. Termine ultimo di spedizione degli\inviti a presentare offerte. 

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 


14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che deve soddisfare. 


15. Criteri definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più 
basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la 
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non 
ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta. 


16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 


17 Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione bando nel 
«profilo di committente», cui si riferisce l'appalto. 


18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. 
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Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se necessario, denominazione, 
indirizzo, numero di telefoho, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
l'informazione in questiorie può essere richiesta. 


19. Data di invio del-bando da parte dell'ente aggiudicatore. 


20. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 


21. Altre informazioni pertinenti. 
C. PROCEDURE NEGOZIATE 


1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'ente aggiudicatore. 


2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata 
nel contesto di programmi di lavoro protetti. 


3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo- 
quadro). 


Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o IRB.é sua descrizione (numero/numeri di 
riferimento alla nomenclatura). 


Indicare eventualmente se le offerte sollecitate 16 sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di 
acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 


4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 


5. Per le forniture e i lavori: 


a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare 
tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per 
esercitare tali opzioni nonché îtrfiumero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, 
indicare anche, se possibil&7un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti 
richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera 
(numero/numeri di rimando alla nomenclatura). 


b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture 
richieste e/o perparti di esse. 


Per gli appaltì-di lavori, se l’opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari 
lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti. 


c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo 
comporti anche l'elaborazione di progetti. 


6xPer i servizi: 


a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti 
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di 
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eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un 
calendario provvisorio deEsuccessivi bandi di gara per i servizi richiesti. 


b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del 
servizio sia riservata ad una particolare professione. 


c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 


d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del 
personale responsabile della prestazione del servizio. 


e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi-in questione. 
7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o menò. 
8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio. 


9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, 
cui sia aggiudicato l'appalto. 


10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande dipartecipazione. 

b) Indirizzo cui esse vanno spedite. 

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di/garanzia richieste. 

12. Modalità essenziali di finanziamento. è di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 


13. Informazioni riguardanti la situaZione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che“deve soddisfare. 


14. Criteri definiti all'articolo 49che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più 
basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita 0, se del caso, la 
gerarchia di applicazione. degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non 
ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta. 


15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore. 


16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 


17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto. 


18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente bando nel «profilo di 
Committente», cui si riferisce l'appalto. 


19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. 
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Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se necessario, denominazione, 
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
l'informazione in questione può essere richiesta. 


20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore. 


21. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 


22. Altre informazioni pertinenti. 


D. BANDO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE [1] 


1. Paese dell'ente aggiudicatore. 
2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore. 
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico. 


4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari 
relativi al sistema 


dinamico di acquisizione. 


5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» 
e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare. 


6. Termine per la presentazione delle offeitè indicative. 


[1] In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione 
dell'appalto specifico 
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Allegato XIV 


Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione 
nei settori speciali di cui alla parte III del codice 


1. None, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex è telefax 
dell'ente aggiudicatore. 


2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata 
nel contesto di programmi di lavoro protetti. 


3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi‘ lavori, o loro categorie, 
che vanno acquistati con tale sistema - numero/numeri di rimando alla nomenclatura). 


4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e 
metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di 
verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, 
una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimentoa tali documenti sarà sufficiente. 


5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo. 
6. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara. 


7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriofi informazioni e la documentazione relativa al 
sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1). 


8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. 


Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se necessario, denominazione, 
indirizzo, numero di telefono, di fax &indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
l'informazione in questione può essere richiesta. 


9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: 
«prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la 
gerarchia di applicazione.degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non 
ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare. 


10 Altre eventuali informazioni. 
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Allegato XV A 
A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici 


I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO 


1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex*e telefax 
dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni. 


2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni 0 deîvprodotti da fornire, 
numero/numeri di riferimento alla nomenclatura. 


b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche denerali dell'opera o dei 
lotti relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; 


c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle Èategorie di servizi di cui 
all'allegato II A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura. 


3. Data di invio dell'avviso o di invio dell'avviso che annunciaJa pubblicazione del presente avviso 
nel «profilo di committente». 


4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio/ellé pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio). 


5. Altre eventuali informazioni. 


II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE 
DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE 


CANDIDATURE O DELLE OFFERTE 


6. Indicazione del fatto che i fomitoriintèressati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro 
interesse per lo/gli appaito/i. : 


7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata 
nel contesto di programmi di làvoro protetti. 


8. Termine ultimo per laficezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a 
negoziare. 


9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del 
servizio ai sensi dèll'allegato II A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi 
quadro. Indicarètra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio 
per esercitaletali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti 
rinnovabilitindicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. 


10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto 0 di una combinazione tra 
tali possibilità. 


HNPermine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio. 


12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse. 
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Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse. 
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte. 


13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono 
soddisfare. 


14 a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/dégli) appalto/i. 
b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata). 


c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa 
alla consultazione. 


15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i. 


16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. 


Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi(o, se necessario, denominazione, 
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronito del servizio presso il quale 
l'informazione in questione può essere richiesta. 


17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che sarannò, utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: 
«prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita 0, se del caso, la 
gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non 
ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 226 o 
nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare. 
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Allegato XV B 
Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel«profilo 


di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una 
gara 


1. Paese dell'ente aggiudicatore 


2. Nome dell'ente aggiudicatore 


3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL) 


4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura 


ig 
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Allegato XVI 


Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati neîxsettori 
speciali, di cui alla parte INI del codice 


I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [1]. 


1, Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore. 


2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; 
indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro). 


3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti. 


4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, 
bando di sara). 


b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso o bando nella-Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 


c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara; indicare la pertinente norma dell'articolo 
220, o dell'articolo 20. 


5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedùîaperta, ristretta o negoziata). 
6. Numero di offerte ricevute. 

7. Data di aggiudicazione dell'appalto. 

8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportuhità effettuati ai sensi dell'articolo 220. 
9, Nome e indirizzo del/degli operatote/i economico/i. 

10. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato. 


11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto 
nell'aggiudicazione dell'appalto. 


12. Denominazione ed.indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. 


Precisazioni quanto’al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se necessario, denominazione, 
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
l'informaziohein questione può essere richiesta. È 

13. Informazioni facoltative: 

- valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi. 


- criterio di aggiudicazione dell'appalto. 


II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate 


— 185 — 


2-5-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 100 


14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori). 


15. Valore di ciascun appalto aggiudicato. 


16. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria-erin 
quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo). 


17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prèzzò più basso). 


18. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava unaWariante ai sensi 
dell'articolo 76. 


19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmentè basse, in base all'articol 
87. 


20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore. 


21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato Il B, accordo dell'ente 
aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso . 


[1] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla 
pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene chela loro pubblicazione possa pregiudicare un 


interesse commerciale sensibile. 
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Allegato XVII 


Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione nei settori speciali 
di cui alla parte IMI del codice 


1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, teléx è telefax 
degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari. 


2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura) 


3. Tipo di concorso: aperto o ristretto. 


4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti. 
5. Nel caso di concorsi ristretti: 

a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati; 

b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati; 

c) criteri di selezione dei partecipanti; 

d) termine ultimo per la presentazione delle domande-di partecipazione. 

6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è tisérvata a una particolare professione. 
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti. 

8. Eventualmente, nomi dei membri della/giuria selezionati. 

9. Indicare se la decisione della giuriàsia vincolante per l'ente aggiudicatore. 
10. Eventualmente, numero e valorè dei premi. 

11. Eventualmente, indicare gli‘importi pagabili a tutti i partecipanti. 


12. Indicare se gli autori$dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti 
complementari. 


13. Denominazione ett'indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. 


Precisazioniquanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, 
indirizzo, ftumero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
l'informazione in questione può essere richiesta. 


14. Data'di invio dell'avviso 


15*Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
èufopee 


16. Altre informazioni pertinenti. 
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Allegato XVIII 


Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei 
settori speciali di cui alla parte III del codice 


1. Nome, indirizza, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori. 


LS) 


. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura) 
3. Numero totale dei partecipanti. 

4. Numero dei partecipanti esteri. 

5. Vincitore/i del concorso. 

6. Eventualmente, premio o premi. 

7. Altre informazioni. 

8. Riferimento all'avviso di concorso. 


9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di 
mediazione. 


Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se necessario, denominazione, 
indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo'elettronico del servizio presso il quale 
l'informazione in questione può essere richiesta. 


10. Data di invio dell'avviso. 


11. Data di ricevimento dell'avvisotia parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee. 
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Allegato XIX 
Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 227 del codice nei settori speciali 


Procedure aperte 


Termine per il ricevimento delle offerte - senza avviso periodico indicativo 


: Capitolato MAVIo Effetto Fffetto 
Invio ; i elettronico e 
; - d'oneri . paragrafo 7 paragrafo 7 
Termine elettronico . si capitolato . 
n disponibile per RR: primo secondo 
dell'avviso à : d'oneri 
via elettronica . capoverso capoverso 
«elettronico» 
52 45 Nessuno Nessuno 
Con pubblicazione di un avvîso periodico indicativo 


; Capitolato Lio Effetto Effetto 
De: Invio > elettronico e 
A: termine in è d'oneri a paragrafo 7 paragrafo 7 
elettronico . Y. capitolato ; 
generale i disponibile per i primo secondo 
dell'avviso ) . d'oneri 
via elettronica i capoverso capoverso 
«elettronico» 
24 Nessuno Nessuno o 
; Invio 
; Capitolato È Effetto Effetto 
: Invio i . elettronico e 
B: termine : d'oneri . paragrafo 7 paragrafo 7 
se elettronico 7 n. capitolato : 
minimo va: disponibile per : - primo secondo 
dell'avviso : . d'oneri 
via elettronica . capoverso capoverso 
«elettronico» 
Il termine di 10:11 termine di 17 
22 5 17 10 giorni è portato 
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Invio 
elettronico 
dell'avviso 


Invio 
elettronico 
dell'avviso 


Invio 
elettronicò 
dell'avviso 


Procedure ristrette e negoziate 


Capitolato 
d'oneri 
disponibile per 
via elettronica 


Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 


Invio 


. Effetto 
elettronico e 
- paragrafo.8 
capitolato 2 
; ; primo 
d'oneri 
- capoverso 
«elettronico» 


non applicabile 


(n.a.) 


Capitolato 
d'oneri 
disponibile per 
via elettronica 


na, 


Capitolato 
d'oneri 
disponibile per 
via elettronica 


na. 


Nessuno 


Invio 


. Effetto 
elettronico e afo 8 
Capitolato PRESO 

d'oneri pie 
«elettronico» FAESERO 


Nessuno 


Serie generale - n. 100 


Effetto 
paragrafo 8 
secondo 
capoverso 


Fffetto 
paragrafo 8 
secondo 
capoverso 


Fffetto 
paragrafo 3 
secondo 
capoverso 


li 


ra Effetto 
elettronico e amara ® 
capitolato PAraST 
. È primo 
d'oneri 
. capoverso 
«elettronico» 
Il termine di 3 
n.2. giorni è portato 
a 15 giorni 
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] fi: termine in Invio 
generale elettronico 


Invio 
elettronico 
dell'avviso 
na. 
C: termine . 
, Invio 
fissato di g 
elettronico 
comune er 
dell'avviso 
accordo 
n.a. 


dell'avtiso 


Termine per il ricevimento delle offerte 


Capitolato Invio 
d'oneri elettronico e 
disponibile per | capitolato 
via elettronica d'oneri 
«elettronico» 
ì Invio 
Capitolato . 
o ; elettronico e 
deli capitolato 
disponibile per P ; 
. ; d'oneri 
via elettronica 3 
«elettronico» 
5 na. 
: Invio 
Capitolato : 
: i elettronico e 
d'oneri capitolato 
disponibile per le 
3 . d'oneri 
via elettronica î 
«elettronico» 
na. 


— 19 


1 


Effetto Effetto 
paragrafo 8 paragrafo 8 
© primo secondo 
capoverso capoverso 
na. nessuno 
Fffetto Effetto 
paragrafo 8 paragrafo $ 
primo secondo 
capoverso capoverso 
Il termine di 5 
na. giorni è portato 
a 10 giorni 
Effetto Effetto 
paragrafo 8 paragrafo 8 
primo secondo 
capoverso capoverso 
na. n.a. 


ci 
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Allegato XX 


Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 249 del codice nei settori 
speciali 


- Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; 
- Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo; 
- Convenzione 29 sul lavoro forzato; 


- Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato; 


- Convenzione 138 sull'età minima; 
- Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione; 
- Convenzione 100 sulla parità di retribuzione; 


- Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile, 
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ALLEGATO XXI 
ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 164 


Sezione I — Progetto preliminare 
Articolo 1 
Documenti componenti il progetto preliminare. 


Documenti componenti il progetto preliminare. 


1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative&funzionali delle opere «anche con 
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali\pròovenienti dalle attività di riuso e 
riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; 
evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce \di rispetto e le occorrenti misure di 
salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, lè specifiche funzionali ed i limiti di spesa 
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il lirnite’ di spesa per l'eventuale esecuzione del 
monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e_misure compensative dell'impatto territoriale e 
sociale e per le infrastrutture ed opere connesse; nécessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle 
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'operà.sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il 
progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le 
procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili. 


2. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative delle opere e degli 
elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della 
tipologia e categoria dell'intervento; edvè composto, salva diversa determinazione del responsabile 
del procedimento, dai seguenti elaborati: 


a) relazione illustrativa; 


b) relazione tecnica; 


c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di 
compatibilità ambientale; 


d) studi necessarisper un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati 
da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non 
esaustivamente,> quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, 
idraulichegsismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a 
pervenire ad’una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente; 


e) planimetria generale ed elaborati grafici; 
fiprime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto 


preliminare sia posto a base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovrà 
consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione; 
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g) calcolo estimativo; 

h) quadro economico di progetto; 

i) capitolato speciale prestazionale; 
1) studio di inserimento urbanistico; 


m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove richiesto, elementi’ preliminari dei 
sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate; 


3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento) di una concessione di 
lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla 


base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel relativo bando di gara. 


4. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente generale 
dovrà altresì essere predisposto quanto previsto al successivo art:-48. 


Articolo 2 
Relazione illustrativa del progetto preliminare. 


1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, si articola 
nei seguenti punti: 


A) descrizione delle finalità dell'intervento, delle possibili opzioni progettuali e determinazione 
della soluzione progettuale migliore(soluzione prescelta); 


B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalità e della 
tempistica per la prosecuzione-dell’iter progettuale; 


C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. 
A) Finalità dell'intervento scelta delle alternative progettuali: 


- descrizione delle@motivazioni giustificative della necessità dell'intervento e delle finalità che si 
prefigge di conseguire; 


- descrizione ‘generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, 
tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto 
il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.) 


- illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo, 
funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle 
eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle 
altre possibili soluzioni. 
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Qualora l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto éspor® 
chiaramente le caratteristiche di queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta.è: 
l'esame di possibili alternative (anche parziali). i 


B) Progetto della soluzione selezionata: 
. descrizione dettagliata della soluzione selezionata; 


. esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso i risultati dello studio di 
impatto ambientale (ove presente), ed in particolare: 


- l'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche, idrogeologiche e geoteèniche, sismiche ed 
archeologiche; 


- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura stofica, artistica, archeologica, 
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate; 


- esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento, 
in assenza (ante-operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione (fase 
di cantiere); 


- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi cleménti’ del progetto con la loro illustrazione 
anche sotto il profilo architettonico, relativamente alle ‘opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere 


lineari; 


‘ accertamento in ordine alla disponibilità delle aree &d immobili e eventualmente da utilizzare, alle 
relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri; 


« accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta 
di soluzione ed i prevedibili oneri; 


‘ indirizzi per la redazione del progetto definitivo; 


+ cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle 
varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo; 


indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi 
esistenti. 


C) Aspetti economicire-finanziari: 

- calcoli estimativi giustificativi della spesa; 

- per le opere.a Yete, l'eventuale articolazione in tratte funzionali; 

» quadro économico; 

- sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; 


{Tisultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione). 


2) La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai 
disegni e che hanno inflienza sulla scelta e sulla riuscita del progetto. 
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Articolo 3 

Relazione tecnica. 

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e 
prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio-le> indagini 
effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento néel-territorio e 
nell'ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto «anche con riferimento ai profili 


ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio». 


A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti 
nella relazione tecnica: 


- idrologia e idraulica; 

- geologia e idrogeologia; 

- geotecnica: 

- sismica; 

- uso del suolo (urbanistica, vincoli); 

- interesse archeologico del sito accertato sulla’ base di indagini condotte d'intesa con 
l'amministrazione competente ai sensi del decreio)legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della 
sezione V del presente allegato tecnico; 


- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate 
e preventivo di costo); 


- piano di gestione dei materiali conpotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e 
discariche, tenuto conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti; 


- espropri (quantificazione preliminare degli importi); 

- architettura e funzionalità dell'intervento; 

- strutture ed opere d'arte; 

- tracciato plano-altifnetrico e sezioni tipo (per opere a rete); 


- modalità della fasi. di cantierizzazione; 
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- per i progetti soggetti ai valutazione d'impatto ambientale nazionale e comunque, ove richiesto, 
indirizzi preliminari, perl monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio 
ambientale approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 


- impianti e sicurezza. 
Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre: 


- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali, 
ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare; 


- la destinazione finale delle zone dismesse; 


- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio delle parti preesistenti 
durante la costruzione dell'intervento (se previsto). 


Per opere caratterizzate da particolari complessità, a causa diveondizioni al contorno critiche 0 
dimensioni e carichi inusuali, la relazione tecnica cofitiene inoltre calcoli sommari di 
dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti. 


Articolo 4 
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale. 


1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa’ vigente, è predisposto contestualmente al progetto 
preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'àmbito del progetto stesso anche 
con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme tecniche di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989), e 
successive modificazioni, nonché;ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia. 


Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale nazionale, lo studio d'impatto ambientale 
dovrà uniformarsi ai disposti del D.M. /° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, pubblicato nella’ Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, recante «Linee guida per 
l'utilizzo dei sistemi iimovativi nelle valutazioni di impatto ambientale», adottando le tecnologie ed 
i sistemi innovativi‘ivi previsti. 


2. La relazione-.di compatibilità ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di 
redazione delsprogetto preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli 
effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità 
ambientale e‘paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, 
alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla 
naturàVWelle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli 


sulle‘aree interessate. 
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Articolo 5 
Elaborati grafici del progetto preliminare. 


1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con lenecessarie 
differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono 
includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali 
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei 
relativi costi sono costituiti: 


a) per opere e lavori puntuali: 


dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico 
generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le 
eventuali altre localizzazioni esaminate; 


dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala-non inferiore a 1:2.000, sulle quali 
sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare.è lè altre eventuali ipotesi progettuali 


esaminate; 
area di riferimento ai fini urbanistici; 


dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari) in scala adeguata alle dimensioni dell'opera 
in progettazione: 


sezione geologica e geotecnica; 
carta archeologica; 

planimetria delle interferenze; 
planimetrie catastali; 


planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, di deposito 
temporaneo e di discarica; 

dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a 
permettere l'individuaziòne di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e 


tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da 
rispettare; 


b) per opere e lavori a rete: 

dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 - 1:50.000; 

dalla coregrafia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con 
riferiftento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo 


idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000; 


dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico 
generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati esaminati; 
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dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle 
quali sono riportati sepafatamente i tracciati esaminati; 


dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10,000, sulle quali sono Fiportati 
separatamente i tracciati esaminati; 


dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000; 
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare: 

planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000; 

carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore ab: 10.000; 


profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione geotecnicageometcanica dei principali litotipi 
in scala non inferiore a 1:10.000/1000; 


planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore »1:25.000; 
carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000; 
planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1310:000; 


corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava, di ‘conferimento a 
recupero, di deposito temporaneo e di discarica; 


schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a 
permettere l'individuazione di massima della localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali, 
tipologiche, funzionali e tecnologie delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere; 


planimetria dei siti di cava, di confèrimento a recupero di deposito temporaneo e di discarica in 
scala non inferiore a 1:10,000; 


dalle planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato; 


sistemazione tipo aree di deposito; 


dalle planimetrie con_le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il 
tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La 
planimetria dovrà.Cohtenere una rappresentazione del corpo delle opere e degli sviluppi di tutti gli 
assi di progetto, caleolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere dovrà 
essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere 
idrauliche, reti-di recinzione, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di 
determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le 
caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali; . 


dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato; 
dai*profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 
1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di 


trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area 
urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200; 
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da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore ad i:200, nonché 
analoghe sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate; 


da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare /delle 
quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera; 


da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di 
tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede; 


da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura; 


da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni/in scala adeguata, la 
definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede; 


da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in'scala adeguata, la definizione 
delle componenti impiantistiche presenti nel progetto. 


Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovrà essere ‘prodotto un computo di dettaglio al 
fine di consentire la quantificazione complessiva delle opere/in progetto di cui all'art. 6. 


2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le operé\ed”1 lavori a rete, il progetto preliminare 
specifica gli elaborati e le relative scale da adottare/in sede di progetto definitivo ed esecutivo, 
ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici 
riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 128, 


comma 7. 


Articolo 6 
Calcolo estimativo e quadro economico. 


1. N calcolo estimativo è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi,vi»corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati 
determinati dall'Osservatorio’ dei lavori pubblici applicati ai computi di dettaglio di cui all'art. 5, 
comma 1, ultimo capoveîso. In assenza di costi standardizzati, si farà riferimento a parametri 
desunti da interventi similari realizzati. 

2. Il quadro econdmico comprenderà, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo estimativo, 
le ulteriori somîime a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni 
effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto in concessione o a contraente 
generale, gli onéri tipici rispettivamente del concessionario o del contraente generale. 


Dovrà inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico allegato di analisi, previsti per le opere 
di mitigazione e compensazione ambientale, nonché quelli per il monitoraggio ambientale. 


Ishddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi. 


— 200 — 


2-5-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 100 


Articolo 7 
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare. 
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene: 


a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno 
essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione 


appaltante e degli utilizzatori; 


b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere“specializzate comprese 
nell'intervento con i relativi importi; 


KS 


c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento‘è suddivisibile, necessaria per 
l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 


Sezione II - Progetto definitivo 

Articolo 8 

Documenti componenti il progetto definitivo. 

1. Il progetto definitivo, redatto sulla basèydelle indicazioni del progetto preliminare approvato, 
sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi\wonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella 
successiva progettazione esecutiva non si'abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo. 

2. Esso comprende: 

a) relazione generale; 

al) relazione di cui all'articolo 166 del codice; 

b) relazioni tecniche erelazioni specialistiche; 

c) rilievi planoaltimetrici; 

d) elaborati grafici; 

e) calcoli dellé strutture e degli impianti; 

f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 


g)\progetto di monitoraggio ambientale; 


h) piano particellare di esproprio; 
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i) elenco dei prezzi unitari; 
1) computo metrico estimativo; 
m) quadro economico; 


n) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si 
compone l'opera o il lavoro; 


0) cronoprogramma; 

p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le modalità indicate all'art. 18. Il 
capitolato prevede, inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonché Je%modalità di controllo del 
rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo; 


q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri. 


Articolo 9 
Relazione generale del progetto definitivo. 


1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a/dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità 
dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. 


2. In particolare la relazione: 


a) descrive, con espresso riferiménto ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto 
preliminare, i criteri utilizzati perde-scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul 
territorio, le caratteristiche prestàzionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di 
progettazione delle strutture (èdegli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la 
funzionalità e l'economia di gestione; 


b) riferisce in meritoCa)tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, 
l'idrogeologa, la sismica, le interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e compensative 
dell'impatto ambientale, territoriale e sociale; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi 
integrativi di quanto‘sviluppato in sede di progetto preliminare; 


c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta e le 
discariche da-utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta 


autorizzazione; 
d) indicàfle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; 


e)Tiferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse 
alla cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare; 


f riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi 
manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime; 
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g) riferisce in merito alle eventuali demblizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di abbellimento. 
artistico o di valorizzazierè architettonica; 


k) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esceutivo; 
riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto o per la realizzazione 
dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17; 


i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione&del progetto di 
monitoraggio ambientale con particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la 
motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse. 


3. La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in 
sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla 
localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto ‘il, progettista ad apportare 
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso. 


Articolo 10 


Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio 
ambientale (PMA). 


1. A completamento di quanto contenuto nella “felazione generale, il progetto definitivo deve 
comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini 
integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella 
successiva progettazione esecutiva non si‘abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo: 


a) relazione geologica e geoidrologicàncomprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la 
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei 
caratteri fisici del sottosuolo; définisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e 
caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, 
nonché il conseguente livello(di‘pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza 
delle opere; 


b) relazione geotecnica )e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il 
comportamento meccanicò del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla 
costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. 
Illustra inoltre i calcòli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno; 


c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e 
sotterraneeAlustrano inoltre i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi 
devono indicate le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella 
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse; 


d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche 
sullà‘base di indagini dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure 
del presente codice, parte II, titolo III, capo IV, la relazione archeologica deve indicare l'interesse 
archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione 
competente ai sensi del decreto fegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente 
allegato tecnico; 
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e) relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e morfologico l'individuazione delle 
categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite 
dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e\della 


normativa di riferimento; 


f) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticità e le soluzioni adottate, 
descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; relazionano 
sulle caratteristiche funzionali delle opere; 


g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le 
soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo, della componente 
impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la eoncezione del sistema di 
sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto; 


h) relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare 
da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materìali di scarto, provenienti dagli 
scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento dei Thiateriali e delle aree di deposito 
temporaneo di recupero e di smaltimento per lo smaltimento:delle terre di scarto; descrizione delle 
soluzioni di sistemazione finali proposte; 


i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie 
(depositi, officine, impianti di depurazione, opere di\mitigazione, etc.) della viabilità di servizio 
nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere. di\chiusura dei cantieri, sistemazione finale e 
rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere; 


1) relazione sull'impatto acustico in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi 
decreti attuativi. 


Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale o comunque ove richiesto, 
dovranno inoltre essere prodotte Îe seguenti relazioni: 


mì) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione 
ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione 
ambientale dei cantieri sviluppato ‘secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema EMAS 
{regolamento CE 761/2001) o»ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela 


del territorio. 


2. Ove la progettazione iltplichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano 
oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in 


sede di progettazionaesecutiva. 


3. Per le opere Soggette a valutazione ambientale nazionale e comunque ove richiesto, dovrà inoltre 
essere redattoDil progetto di monitoraggio ambientale (PMA), che dovrà attenersi ai criteri seguenti: 


a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti, i criteri, le 
metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il 
piano, di monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare 
attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici 
che-caratterizzano le camponenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle 


opere; 
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b) il progetto di monitoraggio ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del citato D.M. /° aprile 
2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in particolare dovranno essere adottati 
le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle linee guida\nella 
redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali: 

analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione; 

definizione del quadro informativo esistente; 

identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici; 

scelta delle componenti ambientali; 

scelta delle aree da monitorare; 


strutturazione delle informazioni; 


programmazione delle attività. 


tin n EN EEE pi to 


Articolo il 
Elaborati grafici del progetto definitivo. 


1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono 
redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, 
ad un livello di definizione tale ché nèlla successiva progettazione esecutiva non si abbiano 
apprezzabili differenze tecniche e di‘costo. 


2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da: 


a) planimetria d'insieme in stala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello 
dell'area interessata all'intèrvento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle 
strade, della posizione, fadome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali 
alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; 


b) planimetria in scalanon inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geognostiche; 


c) planimetria i/scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata 
da due o piùGèezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al 
terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino 
precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al 
piano di ‘Campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, 
sono Tiferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni 
indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a 
parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: 
superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro 
utile elemento; 
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d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche. e 
comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetrithe 
e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cùi alla 
lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e); 


e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta davegolamenti 
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura dellè-altezze nette 
dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In talisezioni è altresì 
indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni 
stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetrithe sono riferite allo 


stesso caposaldo di cui alla lettera c); 

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normatiVe specifiche e comunque 
non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi, degli edifici circostanti, alle 
quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni 
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti; 


g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 
1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspettiffondamentali, in particolare per quanto 
riguarda le fondazioni; 


h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impiariti, sia interni che esterni; 
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100j.in cui sono riportati i tracciati principali delle 


reti impantistiche esterne e la localizzazione dellè.centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del 
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo 


costo. 


3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto 
possibile e con gli opportuni adattamenti. 


4. Per interventi su opere esistenti>)gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le 
parti conservate, quelle da demolite è quelle nuove. 


5. Per i lavori e le opere a rète/gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del 
progetto preliminare, da: 


Elaborati generali - studi © indagini: 

a) corografia di ingitadramento 1:25.000; 

b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000; 

c) planimettia ibicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000; 
d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000; 


e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:59.000; 
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) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000; 

g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000; 

h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500; 

i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000; 

D planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000; 

m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000; 

n) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curvedi livello, in scala non 
inferiore a 1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana). La planitmetria dovrà contenere una 
rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico, che dovfà.èssere rappresentato in ogni 
sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di 
rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre 
essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato/@.le opere d'arte; 

o) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori)da realizzare in scala non inferiore a 
1:2.000/200, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di 
trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in arca 
urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:1000/100; 


P) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala noninferiore ad 1:50; 


g) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una 
corretta valutazione delle quantità e dei costi. 


Opere d'arte: 


a) planimetria, pianta, prospetto, sézioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel 
complesso e in tutte le sue componenti strutturali; 


b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera; 

c) carpenterie in scala noniMferiore a 1:100 - 1:50; 

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata. 

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo: 

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000, integrata con delle tavole dettagliate, con 
planimetrie £ profili sezioni, nelle quali vengano indicate od evidenziate le opere, le particolarità 
progettuali, le’ misure mitigatrici e compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed 
ottemperatéle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale; 

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione. 

Impianti: 


a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti; 
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b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti 
impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto 
delle vigenti norme in miateria di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo; 


c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche: 


Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico: 


a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito temporaneo di recupèro/e di discarica, in 
scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi; 


b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata; 

c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative plànimetrie e sezioni. 
Planimetrie e sezioni della cantierizzazione: 

a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a L:1°000; 

b) planimetrie delle fasi esecutive; 

c) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala adeguata; 

d) planimetrie e sezioni della sistemazione finale,è riîtaturazione delle aree di cantiere. 


6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del 
progetto definitivo comprendono le opere /ed i lavori necessari per evitare effetti negativi 
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione 


all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono: 


a) uno studio della viabilità di accesso.ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella 
provvisoria, in modo che siano cofitenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le 


persone e l'ambiente; 


b) l'indicazione degli accorgimènti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 
atmosferici; 


c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di 
materiali da prelevare, ia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 


d) lo studio e la Stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di 


conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse 
artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna. 
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Articolo 12 
Calcoli delle strutture e degli impianti. 


1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimentot.tali’da 
garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiattine degli 
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere., 
altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. 


I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad 
un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutivànon si abbiano 
apprezzabili differenze tecniche e di costo. 


Articolo 13 
Piano particellare di esproprio. 


1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e.delle interferenze con i servizi è redatto 
in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende finche le espropriazioni e gli asservimenti 
necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di stfade»€ di corsi d'acqua e le altre interferenze 


che richiedono espropriazioni. 


2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le évefituali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo 
in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. 


Vanno inoltre indicate le zone (per opere puntitali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico 
di pertinenza dell'opera. 


3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da 
espropriare o asservire ed è corredàto dell'indicazione di tutti i dati catastali, nonché delle superfici 


interessate. 


4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e 
normative vigenti, previo apposito sopralluogo. 


Articolo 14 


Interferenze. 


1. I prégetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e 
dei relativi enti gestori, già fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni 
interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito 
conto’le eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e 


tempi di esecuzione. 
Ti progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati: 
a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i 


risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze; 
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b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze; 


c) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio 
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa. 


Articolo 15 


Elenco dei prezzi unitari. 


1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte intégrante dei progetti definitivi, 
vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che 
determinano almeno il 75 per cento dell'importo globale dell'opera. l'é analisi faranno riferimento ai 
listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti determinati i restanti prezzi. 


Le analisi suddette devono essere condotte: 

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, solive trasporti, necessari per la realizzazione 
delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezZi elementari dedotti da listini ufficiali o dai 
listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 


b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 63/e il 15 per cento, a seconda della categoria e 
tipologia dei lavori, per spese generali di appalto; 


c) aggiungendo infine una percentuale dek.40 per cento per utile dell'appaltatore. 


Articolo 16 
Computo metrico-estimativadefinitivo e quadro economico. 


1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi 
unitari riportati nell'elàborato «Elenco Prezzi unitari» di cui all'art. 15. 


2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può 
prevedere le sbitime da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel 
contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione 


appaltante; 


3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro 
economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito. 


4: Nel quadro economico confluiscono: 


a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all’articolo 
11, comma $, del presente allegato; 
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b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative; 
c) gli oneri per il monitofiggio ambientale; 


d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventualtlavori in 
economia; 


e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili<come da piano 
particellare allegato al progetto; 


f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffèy professionali per le 
prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del\concessionario; 


g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonché dagli Atili della funzione propria di 
contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale) ron inferiore al sei per cento 
e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia 
richiesta la garanzia globale di cui all’articolo 176, comma 18, del codice; 


h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate fidi, quadri economici degli interventi ai 
sensi del regolamento di cui all’articolo 5 del codice; 


i) tutti gli oneri fino al collaudo. 


Articolo 17 
Cronoprogramma. 


1. Il progetto definitivo è corredato/dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di 
stabilire in via convenzionale (neltaso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi 
da eseguire in ciascun mese dalla, data della consegna. 


2.Il cronoprogramma è composto: 


a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal 
più generale oggetto dél progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto 
di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi; 


b) da un diagraitima che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi 
principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede 
di capitolato. speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle 
lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari 
stati di \avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente 


previste. 


3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di 
andamento stagionale sfavorevole. 
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Articolo 18 
Schema di contratto e Capitolato speciale. 


1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato e dal-èapitolato 
generale le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa\ distinte in 
rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la direzione lavori e l'èsécutore con 


particolare riferimento a: 

a) termini di esecuzione penali e pareri; 

b) programma di esecuzione delle attività; 

c) sospensione o riprese dei lavori; 

d) oneri a carico dell'appaltatore; 

e) contabilizzazione dei lavori a misura è a corpo: 
)) liquidazione dei corrispettivi; 

£) controlli; 

h) specifiche e modalità di attuazione del monitoraggio ambientale anche per le fasi di post-operam; 
i) specifiche modalità e termini di collaudo; 

D modalità di soluzione delle controversie. 


2. Allo schema di contratto è allegatol capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da 
applicare all'oggetto del singolo contratto. 


3. Il capitolato speciale è diviso în due parti, la prima delle quali contenente la descrizione delle 
lavorazioni e la seconda la spedificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio: 


a) nella prima parte tutti glivelementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 
dell'oggetto dell'appalto ànche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli 
elaborati grafici del progetto definitivo; 


b) nella seconda paîte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i 
requisiti di acceftàzione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di 
prove, nonché, ‘ve necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi 
nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di 
componenti.préfabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, 
la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio, 
nonché le modalità di approvazione da parte dell'alta vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il 
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 


4; Tl-Capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di 
qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e della 
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direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, 
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. 


5.11 piano dovrà definire: 
a)i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali; 
b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformità. 


6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo il capitolato specialexd'appalto indica, per 
ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee;\il relativo importo e la 
sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le 
correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine\del pagamento in corso 
d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro 
componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote 
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata-la quota parte effettivamente 


eseguita, 


7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, ilcapitolato speciale precisa l'importo di 
ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, 
desumendo dal computo metrico-estimativo, 


8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta 
dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai 
commi 6 e 7. 


9, Il capitolato speciale descrive modalità, contenuti e tempi di esecuzione del progetto esecutivo. 


10. Il capitolato speciale prescrive Ad'obbligo per il contraente generale di presentare un 
cronoprogramma in sede d'offerta (di.cuiball'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma 
esecutivo nel quale sono riportate, pet ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, 
nonché l'ammontare presunto, parziàle e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la-liquidazione dei certificati di pagamento. È data facoltà di 
prevedere, in sede di capitolatd speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie 
lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 


11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo 
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17. 


Sezione IIL- Progetto esecutivo 

Articolo 19 

Documenti componenti il progetto esecutivo, 

1..Îl progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 


compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da 
realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i 


— 213 — 


2-5-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 100 


grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progettò 
definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi di cui all’articolo 166-dèl. 
codice. Il progetto esecufivo è composto dai seguenti documenti: 

a) relazione generale; 


b) relazioni specialistiche; 


c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e)di ripristino e 
miglioramento ambientale; 


d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
) piani di sicurezza e di coordinamento; 

8) manuale di gestione ambientale dei cantieri; 

h) progetto di monitoraggio ambientale; 


i) computo metrico estimativo. 


Articolo 20 
Relazione generale del progetto esecutivo. 


1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici 
riferimenti agli elaborati grafici è, alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri 
utilizzati per le scelte progettuali.eSecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la 
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego 
di componenti prefabbricati}avrelazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e 
le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di 
approvazione dei componenti da utilizzare. 


2. La relazione genèrale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per 
trasferire sul piano\contrattuale e sul piano costruttivo ie soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, 
architettoniche &-tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene 
inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di 


esecuzione la possibilità di imprevisti. 


3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di 
monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le 
modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e 
l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero 


dell'ambiente e della tutela del territorio. 


DIE 
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4. La relazione contuene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali 
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento©alla 
compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che anno 
indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso. 


Articolo 21 
Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di.gestione ambientale. 


1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto 
definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le 
modifiche rispetto al progetto definitivo. 


2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche 
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. 


3. Il progetto esecutivo comprende inoltre: 


a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al-:progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti 
contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto 
definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali-integrazioni risultate necessarie sulla base di tali 
indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale 
redatti dalla Commissione speciale VIA; 


b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto 


previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri 
sistemi asseverati dal Ministero dell'àmbiente e della tutela del territorio. 


Articolo 22 
Elaborati grafici del progetto esecutivo. 
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti: 


a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del 
progetto definitivo; 


b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, 
deglistudi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; 


c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 


d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 
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e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni 
disposte dagli organismi «ompetenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivieo»di 
approvazione di specifici-aspetti dei progetti; : 


)) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all’articolo Li, comma 
6, del presente allegato; 


8) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e diassemblaggio dei 
componenti prefabbricati. 


2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di ‘quelle del progetto 
definitivo, e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura inteipretazione ed esecuzione 
dei lavori in ogni loro elemento. 


Articolo 23 
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti. 


1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti) nell'osservanza delle rispettive normative 
vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 


2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle 
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in 
corso di esecuzione. 


3. I calcoli esecutivi degli impianti sono\éseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla 
destinazione specifica dell'intervento & devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le 
apparecchiature, condutture, canaliZzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità 
dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. 


4, La progettazione esecutiva’ delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla 
progettazione esecutiva delle, opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, 
cavedi, sedi, attraversamefitie simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 


5.I calcoli delle struttuîè e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione 
illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e 


verificabilità. 
6. Il progettoèsetutivo delle strutture comprende: 


a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli 
elaborati\Sfafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro: 


1)-petvie strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di 


armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati 
delle armature per la precompressione; 
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2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi 
nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore; dpo. 
posizione e lunghezza déile saldature: 


3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'eseeuzione; 
b) la relazione di calcolo contenente: 
1) l'indicazione delle norme di riferimento; 


2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di 
esecuzione qualora necessarie; 


3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; 


4) le verifiche statiche. 


7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, 
opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo, deve essere completo dei particolari 
esecutivi di tutte le opere integrative. 


8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 


a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa 0 prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e 
gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie; 


b) l'elencazione descrittiva particolareggiata délle parti di ogni impianto con le relative relazioni di 
calcolo; 


c) la specificazione delle caratteristiché funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed 
apparecchiature. 


Articolo 24 
Piano di manutenzione dell'opera. 


1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 
pianifica e progfamuna, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, 
l'attività diOmanutenzione dell'intervento comprese le opere connesse di mitigazione e 
compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 


l'efficienza ed il valore economico, 


2. Hypiano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla 
specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: 


a)11 manuale d'uso; 


b) il manuale di manutenzione; 


ti 
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c) il programma di manutenzione. 

3. 11 manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti\|più importanti del bene, ed in particolare»degli 
impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di 
conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto 
più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le 
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per 
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi 


specialistici. 

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 

5.1 manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed 
in particolare degli impianti tecnologici, con particòlaré riguardo alle opere che possono avere 
riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambienté, comprese le opere di mitigazione e 
compensazione ambientale. Esso fornisce, in-relazione alle diverse unità tecnologiche, alle 
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta 
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza e di servizio. 

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell'intervento delleparti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione delle risorse mecessarie per l'intervento manutentivo; 

d) il livello delle prestazioni; 

e) le anomalie riscontrabili; 

f) le manutenzioni‘eseguibili direttamente dall'utente; 

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

7. Il progfamina di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a 
cadenza temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue 


parti nel\Corso degli anni. Esso si articola secondo quattro sottoprogrammi: 


a)'il Sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le 
pîestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 


b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine 
di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del 
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bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore“di 
collaudo e quello minimo di norma; 


c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale.i differenti 
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del 


bene; 


d) il sottoprogramma relativo all'attività di monitoraggio ambientale post-opera, pérl'esecuzione di 
quanto indicato nel progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto. 


8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di 
progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione 
dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventualitaggiornamenti resi necessari 
dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori. 


Articolo 25 
Piani di sicurezza e di coordinamento. 


1.I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che 
prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta“a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, 
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di 
lavorazione connessi a congestione di arce.dò lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di 


lavorazioni. 


2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione 
dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle 
attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e 
da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla 
morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza 
contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro 
elemento utile a valutate bggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un 
disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni 
relative alla gestiohe ‘del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione 
alle prescrizioni in\esso contenute. 


ArtiC©olo 26 
Computo metrico-estimativo definitivo. 


I. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'aggiornamento del computo 
metrico estimativo del progetto definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che avessero 
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subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di eventuali indagini integrative ovvero 
per le parti di opera computate a corpo soggette a variazioni a termini di contratto. 


Sezione IV - Validazione dei progetti 

Articolo 27 

Finalità della verifica. 

1. La verifica di cui all'articolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, è 
finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gàfa, dei requisiti minimi di 
appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativanvigente. In ogni fase della 
progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove-.necessario con il supporto di 
consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertareda qualità del progetto, la correttezza 


delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali 
ed economiche del soggetto aggiudicatore. 


2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economicò in tutti i suoi aspetti; 
c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo; 

d) la minimizzazione dei rischi di introduziòne di varianti e di contenzioso; 


e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti. 


Articolo 28 

Verifica attraverso stritture tecniche dell'amministrazione. 

1. La stazione Appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e 
personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre 
amministraziòni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 143, comma 11, del codice. 


2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono: 


a) perVavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante 
acereditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di 


ispezione di Tipo B; 


b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 


l'unità tecnica di cui alla lettera a); 
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gli uffici tecnici delle st&sse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti gSterni; 


gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il 
progetto sia stato redatto da progettisti interni. 


3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con 
requisiti della norma UNI EN ISO 9001. 


Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato Te strutture tecniche 
dell'amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. 


4, Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttivé în materia di vigilanza sugli 
organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico 
centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblicò ai sensi delle norme europee 
UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISOMIEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla 
base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di 
accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità\di cui al presente comma gli organismi 
statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consigliotperiore dei lavori pubblici. 


S. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 
l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo.B'e l'accertamento del sistema di gestione per 
la qualità coerente con i requisiti della norma» UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, 
rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da 
organismi di certificazione, accreditati da /enti partecipanti all'European Cooperation for 
Accreditation (EA). 


Articolo 29 

Verifica attraverso strutture tecriiche esterne all'amministrazione. 

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di 
carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del 
codice, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento o direttamente tramite 


lo stesso responsabile del procedimento, con le modalità previste dal codice, affida l'appalto di 
servizi avente ad'oggetto la verifica, ai seguenti soggetti: 


a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di 
controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISOMIEC 17020 da enti partecipanti 
all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A; 


b) perverifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 


ai soggetti di cui alla lettera a); 
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ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), £), h), del codice che dovranno dispòrte 
di un sistema interno di-gontrollo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di 
conformità alla norma INI EN ISO 9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da. 
enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione dovràyessere 
emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli enti di accreditamento rieonosciuti a 
livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procèdurale tra le 
attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver 
costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei 
progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione l'applicazione ditprocedure che ne 
garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in 
relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di 
incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso èdi/non avere avuto negli 
ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale cor )i ‘soggetti coinvolti nella 
progettazione oggetto della verifica, I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento 
dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con 
i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i\due anni successivi decorrenti 
dalla conclusione dell'incarico, 


2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno.dimostrare di essere in possesso dei 


requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la 
verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31. 


Articolo 30 
Disposizioni generali. 


1. Il responsabile del procedimentostima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con 
riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del D.M. 4 aprile 2001 
del Ministro della giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti. 


2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di 
progettazione verificati intétmamente, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è 
affidata unitariamente. 


3. Il responsabile del procedimento individua, negli atti di gara, le modalità ed i criteri, anche a 
campione, di verifita degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto 
affidatario i documenti di riferimento per la verifica. 


4. Gli onerieconomici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli 
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel 
documento di programmazione. 


5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione è incompatibile con lo svolgimento 
per-il'medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione 
lavori e del collaudo. 


6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attività 
di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni 
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analoghe, stimando complessivamasàte il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quante 
previsto al comma |. 


7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurauva ay Sensi di 
quanto previsto all'articolo 37. 


Articolo 31 
Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività.di verifica. 


1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per là)partecipazione alle procedure 
di affidamento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi: 


a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ‘ultimi tre anni per un importo da 
determinare in una misura non inferiore a due volte l'impòrto stimato dell'appalto dei servizi di 
verifica; 


b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almenodue appalti di servizi di verifica di progetti 
relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga 
allo stesso. Per servizio di verifica analogo si inténde quello appartenente, in via esemplificativa, ai 
seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi? 


- organismi edilizi ed opere di bioedilizia; 

- opere per la mobilità su gomma e ferro; 

- opere relative al ciclo intergrato dell'acqua; 

- opere fluviali e marittime; 

- opere impiantistiche; 

- opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità. 

2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla 
lettera a) del commà 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e 
collaudo. Il requisito di cui alla lettera 2) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la 
dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di 
lavori per urkimporto complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 

3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure 


professionali alle quali sarà affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte 
devono èssere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 


4. lle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o 
associata, i soggetti, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation 
(EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all’articolo 90, comma 1, 
lettere d), e), f), g) e X), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1, 
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lettera 5), del presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore @-20 
milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione: 
di Tipo A, deve esser& posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso dî 
associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissatà dalla 
stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentualécminima di 
possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. 


S. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente 
o indirettamente nè alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in 
qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante u segnalazione del 
responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tale 
fine, è comunicato agli organismi di accreditamento. 


Articolo 32 
Procedure di gara. 


1. L'affidamento della attività di validazione avviene ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del 
codice, con il criterio dell'offerta economicamente=più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti 


elementi: 

a) prezzo; 

b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica; 

c) caratteristiche e modalità del servizio.»e delle prestazioni. 

2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica può essere utilizzata la stessa 
commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero 
un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 106 del codice, di cui fa parte 


11 responsabile del procedimento. 


3. Dell'avvenuto affidamento è data pubblicità. 


Articolo 33 
Principi generali delle verifiche ai fini della validazione. 


1. La werifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020. 


f progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 
172/3/4/5/6/7 del presente atto; 
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- progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto. 


2. Gli aspetti del controllo sono: 

a) completezza della documentazione progettuale; 

b) contenuto degli elaborati; 

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche; 
d) controllo incrociato tra gli elaborati; 

e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento. 


a) Completezza della documentazione progettuale 


Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della Sussistenza dell'obbligo normativo di 
sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle 
normative vigenti; 


b) Controllo del contenuto degli elaborati. 


Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e \chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, 
descrittivi e tecnico economici anche in relazione/alla documentazione di riferimento al fine di 
raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle 
rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle 
opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali); 


c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche. 


Univoca definizione dell'opera negli.elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle 
quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati 
progettuali e computi metrici estimativi; 


congruenza tra i risultati delle-verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute 
nello schema di contratto: 


d) Controllo incrociato\fra elaborati. 


- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a 
tematiche progettuali e/o discipline distinte; 


- verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da 
processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro; 


e) Affadabilità e funzionalità tecnica dell'intervento. 


--Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle 
analisi eseguite a supporto della progettazione; 
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- rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini 
eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento eenelle 
specifiche fornite dal committente; 


- attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi deglivinterventi 
in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già lealizzati e 
sperimentati; 


- verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare 
riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del ©omportamento delle 


opere provvisionali e definitive; 


- verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseghite, alle descrizioni delle 
relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere; 


- rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione è-gestione; 


- verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e 
paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da 


norme italiane e/o internazionali; 


- rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal deèreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal 
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le 
computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza; 


- rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali 0, nel caso 
di sovrapposizione dei tempi con i lavori priricipali, esistenza di specifiche norme nel capitolato 


speciale d'appalto. 


3. A conclusione delle attività di /etifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal 
responsabile del gruppo di ispezionese dàgli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica. 


Articolo 34 
Estensione del controllòe momenti della verifica. 


1. Le verifiche, (tome sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e 
costituiscono làbase di riferimento della attività di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto 
aggiudicatore) precisano nel dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del 
presente atto if relazione alla natura e complessità dell'opera. 


2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza 
oggettiva, di casi analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, 
metodi di controllo «a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a campione prevede comunque 
l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che 
non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate dovrà essere fornita 
opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attività di controllo, 
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3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere 
svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già 


esaminata. 


4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara.dmrelazione 
alla natura e complessità dell'opera e delle modalità di affidamento dell'appalto, il responsabile del 
procedimento può disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di 
progettazione, pianificando l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo déella)progettazione 
e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza. 


5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica possono supportare il 
responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle perizie/di variante in corso 


d'opera. 


6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di 
appositi verbali. 


Articolo 35 
Le modalità di validazione. 


1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa mediante un atto formale, sottoscritto 
dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della 
validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con 
progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del 
direttore dei lavori laddove nominato. 


2. In caso di dissenso del responsabiledel procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, 
l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto 
previsto al comma 1, specifiche‘\motivazioni. 


3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto 
posto a base di gara. 


Articolo 36 

Le responsabilità. 

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui all'articolo 33, il soggetto incaricato della validazione 
risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato 


chenè pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. 


2/ Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico 
dal presente atto e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti al soggetto 


— 227 — 


2-5-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 100 


aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi 5 anni dalle attività 
di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente del soggetto 
aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa. di” Cui 
all'articolo 37 e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alle responsabilità disciplinari Previste 
dall'ordinamento di appartenenza. 


3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla 
procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di 
cui al comma 4 dalle conseguenti responsabilità. 


4. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni’ di lavori pubblici è 
accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli 
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati ul luogo di esecuzione dei 
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da‘consentire il ribasso offerto. La stessa 
dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della 
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori rtonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori‘in appalto. 


Articolo 37 
Le garanzie. 


1. Il soggetto incaricato dell'attività dilverifica deve essere munito, dalla data di accettazione 
dell'incarico, di una polizza indennitafia civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di 
propria competenza avente le seguenti\caratteristiche e durata: 


a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la 
polizza medesima deve avere/ dùrata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte 
della stazione appaltante; 


b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto 
definitivo, la polizza medesima dovrà avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da 
parte della stazione appaltante; 


c) tutte le polizze Suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore 
dell'opera, con illimite di dieci milioni di euro; 


d) nel casoNin cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale 
generale.per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della 
compàgnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), 5), c) per lo specifico 
progetto. 


2.Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico della Amministrazione di appartenenza 
ttel soggetto incaricato dell'attività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora 
questi sia soggetto esterno. 
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Sezione V - Norme in Materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico 


Articolo 38 
Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 


1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
con riguardo alle opere sottoposte all'applicazione della parte II, capo III, titolo IV del codice si 
applicano gli articoli 95 e 96 del codice. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni appaltanti sono 
riferiti, nell'àmbito di applicazione del citato capo IV, ai soggetti aggiudicatori. 


2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la richiestadel Soprintendente di 
sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui 
all'articolo 95, comma 3, del codice, è ridotto a trenta giorni. La-tichiesta di approfondimenti 
istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del suddetto articolo è ammessa una sola volta. 


3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può 
approvare e sottoporre alla deliberazione del CIPE il progetto preliminare dell'opera, a condizione 
che l'esito delle indagini archeologiche in corso consenta la\localizzazione dell'opera medesima o 
comporti prescrizioni che permettano di individuarné-(un'idonea localizzazione. Il Direttore 
regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintèndente competente, riferisce sull'interesse 
archeologico del sito al Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'approvazione del 
progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del codiee. 


4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare con le procedure di 
cui al presente codice, parte II, titolo III, capo IV, e la localizzazione dell'opera avvenga sulla 
base del progetto definitivo, le norme di cui alla presente sezione si applicano anche al progetto 
definitivo. 
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ALLEGATO XXH 


MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 189 


Quadro A: Contratto 


Soggetto Codi 
aggiudicatore ce 
Responsabile del Indiriz 
procedimento zo 


Oggetto dell'affidamento e luogo di 
esecuzione 


Importo complessivo dell'affidamento: 


- euro (in cifre e 
lettere) 


Tipologia dell'affidamento: 
- appalto; 
- affidamento a contraente generale; 


- concessione ai 
sensi di 


Quadro B: Soggetto aggiudicatario 


A | Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 
109/1994) 


Si Consorzio (articolo 10, comma |, lettera £), legge n. 109/1994) aa 


di Consorzio stabile (articolo 10, comma I, lettera 6) legge n. 


109/1994) 
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Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 
n. 109/1994) 


Associazione verticile (articolo 10, comma I, lettera d), legge n. 


109/1994) 


Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge n. 109/1994) 


GEIE (articolo 10, comma |], lettera 4-bis), legge n. 109/1994) 


Composizione soggetto aggiudicatario 


Percentuale di 
partecipazione 


Importo del contratto (al netto del 
ribasso): euro 


Quadro C: esecuzione dei lavori 


Data di inizio dei Eventuale data di 
lavori ultimazione 
Importo contabilizzato euro 
alla data 


Importo revisione prezzi euro 
Risultanze del contenzioso euro 
Impòrtòytotale euro 


Responsabile della condotta 
det lavori 


Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie 
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Percentuale di lavori di 
_competenza 


Impresa 


Dichiarazione sulla esecuzione 
dei lavori 


Data Il responsabile del procedimento o per i lavori 
sui beni culturali 


l'autorità preposta alla tutela 
del bene 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’ammini- 
strazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al 
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o 
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia 
degli atti legislativi qui trascritti. 

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblica- 
zione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). 


Note alle premesse: 


— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- 
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- 
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti. 


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presi- 
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— La direttiva 2004/17/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 
30 aprile 2004, n. L 134, 


— La direttiva 2004/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 
30 aprile 2004, n. L 134, 


— Il regolamento (CE) 1874/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 
29 ottobre 2004, n. L 326. 


— Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordi- 
nario, così recitano: 

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitd- 
rie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine’ di 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente;legge, i 
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle 
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 


2.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente.del Consiglio 
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle 
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della 
direttiva. 

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret- 
tive comprese nell’elenco di cui all’allegato Bymonché, qualora sia pre- 
visto il ricorso a sanzioni penali, quellisrelativi all’attuazione delle 
direttive elencate nell’allegato A, sono°trasmessi, dopo l’acquisizione 
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica perché su‘divessi sia espresso il parere dei 
competenti organi parlamentari,Mecorsi quaranta giorni dalla data 
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. 
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al 
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, 
scadano nei trenta giorni che\précedono la scadenza dei termini previ- 
sti ai commi Il o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 
novanta giorni. 

4. Gli schemi deidbereti legislativi recanti attuazione della diret- 
tiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/ 
35/CE, della direttiva=2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della 
direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/ 
8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della 
direttiva 200418/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 
2004/25/EE»-della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/ 
CE, della ditettiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della 
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui 
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni 
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non 
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esi- 
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genza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costi- 
tuzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati deibnecessari ele- 
menti integrativi di informazione, per i pareri defifiitivi delle Com- 
missioni competenti per i profili finanziari che devohe essere espressi 
entro venti giorni. 


5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in Vigore di ciascuno 
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e cri- 
teri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, 
con la procedura indicata nei commi 2, 3 € 4, disposizioni integrative 
e correttive dei decreti legislativi emanati airsensi del comma I, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 5-bi$. 


5S-bis. Entro tre anni dalla data di èntrata in vigore dei decreti 
legislativi di cui al comma I, adottati, per l'attuazione delle direttive 
2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/ 
25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel 
rispetto dei princìpi e criterihrettivi di cui all’art. 2 e con la proce- 
dura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integra- 
tive e correttive al fine di.tènere conto delle eventuali disposizioni di 
attuazione adottate dallaCommissione europea secondo la procedura 
di cui, rispettivamente; all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/ 
39/CE, e all’art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE. 


6. In relazionésa guanto disposto dall’art. 117, quinto comma, 
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle 
materie di compétenza legislativa delle regioni e delle province auto- 
nome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le pro- 
vince autonòm@nelle quali non sia ancora in vigore la propria norma- 
tiva di attitazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l’at- 
tuazione*della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia 
a decorfete/dalla data di entrata in vigore della normativa di attua- 
zione'adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto 
dei/vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle materie di 
competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legi- 
slazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l’esplicita 
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in 
essi contenute. 


7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una 0 
più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi 
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, 
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una 
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con compe- 
tenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del 
ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi 
informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica 
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle 
province autonome. 


8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parla- 
mentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli 
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese 
negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della 
Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro 
venti giorni.)». 


«Art. 2 (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legisla- 
tiva). — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle 
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle 
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono infor- 
mati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: 

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono 
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture ammini- 
strative; 

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline 
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, 
sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte 
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti 
oggetto di semplificazione amministrativa; 

c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessa- 
rio per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti 
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infra- 
zioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, 
rispettivamente, dell’ammenda fino a 103.291 euro e dell’arresto fino 
a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi 
in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzio- 
nalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda 
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o 
danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a 
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quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di parti- 
colare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è pre- 
vista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi 
diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e mas- 
simi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro 
entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse 
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche 
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono parti- 
colari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantag- 
gio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla per- 
sona o all’ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste 
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi 
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle 
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; 

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non 
riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regio- 
nali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme 
occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti 
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; 
alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate 
eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non 
sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti 
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui 
all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare com- 
plessivo non superiore a 50 milioni di euro; 


e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti diret- 
tive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la 
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, 
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto 
legislativo di attuazione della direttiva modificata; 

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie 
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente con- 
forme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto 
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento 
dell’esercizio della delega; 


g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra 
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze 
di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attta- 
verso le più opportune forme di coordinamento, rispettando princìpi 
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenzeydelle 
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare 
l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celérità,l’effica- 
cia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individua- 
zione dei soggetti responsabili; 

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantità una effettiva 
parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto à\quelli degli altri 
Stati membri dell’Unione europea, facendo inemoòdò di assicurare il 
massimo livello di armonizzazione possibile tia Ielegislazioni interne 
dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di”situazioni discrimi- 
natorie a danno dei cittadini italiani nelwmomento in cui gli stessi 
sono tenuti a rispettare, con particolareXriferimento ai requisiti 
richiesti per l’esercizio di attività comimerciali e professionali, una 
disciplina più restrittiva di quella applivata ai cittadini degli altri 
Stati membri.». 

«Art. 25 (Delega al Governogper Lattuazione della direttiva 2004/ 
17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
coordina le procedure di appaltodegli enti erogatori di acqua e di ener- 
gia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della 
direttiva 2004/18/CE del 31 ma?zo 2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi). — 1. Il Governo 
è delegato ad adottarè»con le modalità di cui all’art. 1, uno o più 
decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al 
recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parla- 
mento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto 
degli enti erogatoritdi acqua e di energia, degli enti che forniscono ser- 
vizi di traspofto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 
31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al 
coordinamento’ delle procedure di aggiudicazione degli appalti pub- 
blici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti prin- 
cìpi e criterrdirettivi: 

a) compilazione di un unico testo normativo recante le dispo- 
sizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle 
due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel 
rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell’Unione europea; 
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b) semplificazione delle procedure di affidaménto)che non 
costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, fina- 
lizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità 
degli strumenti giuridici; 


c) conferimento all’Autorità per la vigilanza’ sui lavori pub- 
blici, in attuazione della normativa comunitafia/déi compiti di vigi- 
lanza nei settori oggetto della presente disciplinà; l'Autorità, caratte- 
rizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si 
dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi 
di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per l’e- 
manazione di atti di competenza e, in@articolare, di atti amministra- 
tivi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla 
presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali 
dell’Autorità, che vi provvede consle strutture umane e strumentali 
disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza 
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 


d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee/del7 ottobre 2004 nella causa C-247/02. 


2.I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito 
il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legisla- 
tivo 28 agosto 1997, n 281, che si pronunzia entro trenta giorni; 
decorso tale termine idecreti legislativi sono emanati anche in man- 
canza di detto parere. 


3. Entro@ue anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legi- 
slativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni cor- 
rettive ed( întegrative nel rispetto delle procedure di cui all’art. 1, 
commi 2,3 e 4. 


4\In”attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al 
comma\l, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. 


— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le 
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province 
e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 


«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è uni- 
ficata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Confe- 
renza Stato-regioni. 


2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte 
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il 
Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei 
comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - 
UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi- 
gnati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei 
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città 
individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni 
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresen- 
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 


3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata 
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi 
la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del- 
l’UPI o dell’UNCEM. 


4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali 0, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno. 


Note all'art. 2: 


— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi». 
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Note all'art. 3: 


— Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: «Norme per 
l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione 
di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi del- 
l’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428». 


— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice del- 
l’amministrazione digitale». 


— Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, reca: «Istitu- 
zione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale 
della pubblica amministrazione, a norma dell’art. 10 della legge 
29 luglio 2003, n. 229». 


— Il regolamento (CE) n. 2195/2002, è pubblicato nella 
G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340. 


Note all'art. 4: 


— L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, così recita: 
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rap- 
porti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione 
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, muni- 
zioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela 
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile 
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum sta- 
tali; elezione del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento Civile e 
penale; giustizia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con- 
cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti Su tutto il 
territorio nazionale; 

n) norme generali sull’istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda- 
mentali di comuni, province e città metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi inter- 
nazionale; 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento 
informativo statistico e informatico dei dati dell'’amministrazione sta- 
tale, regionale e locale; opere dell’ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.». 


Note all'art. 5: 


— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordina- 
mento della Presidenza*deNConsiglio dei Ministri». 

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta 
giorni dalla richîestà; possono essere emanati regolamenti per disci- 
plinare: 

a) l’eseeuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei 
regolamentàcomunitari; 

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla- 
tivi recantimMorme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser- 
vate alla competenza regionale; 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun- 
que riservate alla legge; 
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d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 


e)». 


— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recaà «Nuova disciplina 
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo». 


Note all'art. 6: 


— Si riporta il testo dell’art. 4 dellamlegge 11 febbraio 1994, 
n. 109, recante: «Legge quadro in matéria di lavori pubblici». 


«Art. 4 (Autorità per la vigilanza suilavori pubblici). — 1. AI fine 
di garantire l’osservanza dei principîsdi cui all’art. 1, comma 1, nella 
materia dei lavori pubblici, anchi&>dy interesse regionale, è istituita, 
con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di 
seguito denominata «Autorità». 

2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di 
giudizio e di valutazione/ed*è/organo collegiale costituito da cinque 
membri nominati con détetminazione adottata d’intesa dai Presidenti 
della Camera dei deputati ‘e del Senato della Repubblica. I membri 
dell’Autorità, al fineòdi ‘garantire la pluralità delle esperienze e delle 
conoscenze, sono seelti)tra personalità che operano in settori tecnici, 
economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sce- 
glie il presidentetravi propri componenti e stabilisce le norme sul pro- 
prio funzionamento. 


3.I membrivdell’Autorità durano in carica cinque anni e non pos- 
sono essere‘eonfermati. Essi non possono esercitare, a pena di deca- 
denza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono 
esseresaMministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né rico- 
prire(altr» uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbli- 
chetelettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono 
collocati fuori ruolo 0, se professori universitari, in aspettativa per 
intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio 
déi Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto 
con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico 
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 
1.250.000.000 annue. 

4. L'Autorità: 

a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei 
lavori pubblici; 

b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regola- 
mentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la 
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; 

c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pre- 
giudizio per il pubblico erario; 

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comuni- 
cazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applica- 
zione distorta della normativa sui lavori pubblici; 

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revi- 
sione del regolamento; 

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una rela- 
zione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel 
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con partico- 
lare riferimento: 


1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al 
comma 16, lettera db); 
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a 
varianti in corso d’opera; 
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei con- 
fronti dei concessionari e degli appaltatori; 
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
di cui al comma 10, lettera c); 
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; 
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8. 

5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale del- 
l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle 
unità specializzate di cui all’art. 14, comma I, del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della 
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consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli inter- 
venti aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 
1° giugno 1939, n. 1089. 


6. Nell’àmbito della propria attività l’Autorità può richiedere alle 
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizza- 
tori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, 
anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, 
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso 
o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affida- 
menti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia 
interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di 
cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; 
può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la con- 
sultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le 
imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino 
alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche 
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Auto- 
rità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono 
vincolati dal segreto d’ufficio. 


7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto 
di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se 
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le infor- 
mazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono 
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entità delle 
sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le 
informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previ- 
ste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono preve- 
dere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è 
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione 
esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei 
provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene 
mediante ruoli. 


8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di 
cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, Ji 
applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per‘gli 
impiegati dello Stato. 

9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette 
gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le-irfegolarità 
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qua- 
lora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori‘:pubblici derivi 
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievinsono trasmessi 
anche ai soggetti interessati e alla procura generalèe&della Corte dei 
conti. 


10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano: 
a) la Segreteria tecnica; 
b) il Servizio ispettivo; 
c) l'Osservatorio dei lavori pubblicî 


10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispet- 
tive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli 
organi amministrativi competenti ‘sulle eventuali responsabilità 
riscontrate a carico di amministrateri, di pubblici dipendenti, di liberi 
professionisti e di imprese. IlMinistro dei lavori pubblici, d’intesa 
con l’Autorità, può avvalersi delyServizio ispettivo per l’attivazione 
dei compiti di controllo spettanti all’Amministrazione. 


10-ter. AI Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di 
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla 
professionalità ammifistrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non 
inferiore a quella dirigenziale. 


10-quater. Sono/fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di 
valutazione e verifita degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, 
comma 5, deldecreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 


10-quingîties Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle 
risorse dal=centro di responsabilità «Ispettorato tecnico» dello stato 
di previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di 
responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

11-13. 
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14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato if ma sezione 
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le règioni e le pro- 
vince autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale 
sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautohome di Trento 
e di Bolzano. 


15. L'Osservatorio dei lavori pubblici operaà»mediante procedure 
informatiche, sulla base di apposite convenziohi, anche attraverso col- 
legamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello 
Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto” nazionale di statistica 
(ISTAT), dell’Istituto nazionale della yprevidenza sociale (INPS), 
dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL), delle regioni, dellkUnione province d’Italia (UPI), 
dell’Associazione nazionale comuni. itàliani (ANCI), delle camere di 
commercio, industria, artigianato(e agricoltura e delle casse edili. 


16. La sezione centrale»dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
svolge i seguenti compiti: 

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati infor- 
mativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, 
in particolare, di quelli»xconcernenti i bandi e gli avvisi di gara, le 
aggiudicazioni e gli*affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego 
della mano d’opera*e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scosta- 
menti rispetto a quelli‘preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità 
di attuazione deghisinterventi, i ritardi e le disfunzioni; 


b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di 
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di 
una specifica pubblicazione; 

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori 
pubblici “predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché 
l’elenco dei lavori pubblici affidati; 

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico 
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o 
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni 
in\tempo reale sui lavori pubblici; 

e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informa- 
tica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti 
dall’Autorità; 

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare 
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da 
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 

16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti 
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e 5) del 
comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei 
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da 
effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio. 

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori 
o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori 
pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, 
entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della 
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il 
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo 
di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario 
e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compi- 
mento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultima- 
zione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del 
lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è neces- 
saria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Il 
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richie- 
sti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. 
La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non 
veritieri. 

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regio- 
nale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione 
centrale.». 


— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicem- 
bre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: 

«67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è ricono- 
sciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura 
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dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 deter- 
mina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute 
dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché 
le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versa- 
mento del contributo da parte degli operatori economici quale condi- 
zione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finaliz- 
zate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applica- 
zione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 
0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. 
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare 
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determi- 
nate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le 
tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. 
Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione 
e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del 
valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adot- 
tate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 
2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento pre- 
viste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Auto- 
rità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anti- 
cipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto orga- 
nismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro 
il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgi- 
mento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, 
definendone i tempi di attuazione.». 


Note all'art. 7: 


— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 
5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione dei Ministeri del 
tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino 
delle competenze del CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile 
1997, n. 94»: 


«S. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, mediante accorpamento in un’unica struttura 
del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo 
ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso 
il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono 
soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamènto 
previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità/operative, 
rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti 
pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattaMento econo- 
mico stabilito con decreto del Ministro, di concerto on il Ministro 
per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmetite al Parla- 
mento una relazione riguardante l’attività della pubblica amministra- 
zione in materia di investimenti pubblici per lo4sviluppo economico 
territoriale e settoriale, sulla base dell’attività-svolta dal Nucleo.». 


— Si riporta il testo dell’art. 26, della le&ge 23 dicembre 1999, 
n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato. (Legge finanziarià2000)»: 


«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi), 1. Il Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di scelta=del contraente, stipula, anche 
avvalendosi di società di consulenza‘\specializzate, selezionate anche 
in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure com- 
petitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le 
quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza 
della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai 
prezzi e condizioni ivi previsti ordinativi di fornitura di beni e servizi 
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla 
locazione finanziaria/MI contratti conclusi con l’accettazione di tali 
ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. 


2. Il parerewdel Consiglio di Stato, previsto dall’art. 17, 
comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richie- 
sto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle 
predette convènzioni e ai relativi contratti stipulati da amministra- 
zioni dello Stato, in luogo dell’art. 3, comma 1, lettera g), della legge 
14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 
della stessa legge. 


3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle conven- 
zioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telema- 
tiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presi- 
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dente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un 
contratto in violazione del presente comma è causa di\responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno-erariale si tiene 
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nèlle Convenzioni e 
quello indicato nel contratto. Le disposizioni dicui al presente com- 
ma non si applicano ai comuni con popolazione fimo a 1.000 abitanti 
e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deli- 
berano di procedere in modo autonomo (a singoli acquisti di beni e 
servizi sono trasmessi alle strutture e agli ùffici preposti al controllo 
di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, 
anche ai sensi del comma 4. Il dipendenté che ha sottoscritto il con- 
tratto allega allo stesso una apposita, dichiarazione con la quale atte- 
sta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 

4. Nell’ambito di ciascuna /pubblica amministrazione gli uffici 
preposti al controllo di gestione ai sensi dell’art. 4 del decreto legisla- 
tivo 30 luglio 1999, n. 286; verificano l’osservanza dei parametri di 
cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, 
del bilancio e della progiammazione economica il parere tecnico circa 
le caratteristiche ,techico-funzionali e l’economicità dei prodotti 
acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono 
all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, 
in termini di ridùzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di 
quanto previste dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponi- 
bili sui sitiAnternet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima 
applicazioneneve gli uffici preposti al controllo di gestione non siano 
costituiti.) compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di con- 
trollo/internno. 


5. IV Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illu- 
stra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati 
conseguiti.» 


— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in 
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni 
pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 
23 ottobre 1992, n. 421». 


— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recita: «Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137». 


Note all'art. 8: 
— Perla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all’art. 2. 


— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita: «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini- 
strazioni pubbliche». 


— Per l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
si veda nelle note all’art. 6. 


Note all'art. 9: 


— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il decreto legi- 
slativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda nelle note all’art. 3. 


— Si riporta il testo dell’art. 10, della legge 29 luglio 2003, 
n. 229, recante: «Interventi in materia di qualità della regolazione, 
riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001»: 


«Art. 10 (Riassetto in materia di società dell’informazione).— 1. Il 
Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in 
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su 
proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e dei Ministri 
competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di società dell’informazione, ai sensi e 
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente legge, 
e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) graduare la rilevanza giuridica e l’efficacia probatoria dei 
diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al 
grado di sicurezza della firma; 

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la 
più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbli- 
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che amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai 
cittadini e alle imprese l’accesso a tali servizi secondo il criterio della 
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari 
e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della 
normativa sulla riservatezza dei dati personali; 

c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento 
informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della 
primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e docu- 
menti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li 
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assi- 
curare l’esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto 
informativo; 

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposi- 
zioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modi- 
fiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della 
normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio nor- 
mativo; 

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. 

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti: 


a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma 
digitale; 

b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza 
delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; 


c) la gestione dei documenti informatici; 
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; 
e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle ban- 


che dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordina- 
mento autonomo. 


3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di 
cui al comma |, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri diret- 
tivi determinati dal presente articolo, entro quindici mesi decorrenti 
dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.». 


Note all'art. 10: 
— Per la legge 7 agosto 1990, 241, si veda nelle note all’art. 2. 


— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n 494, reca: «Attuazione 
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime,di sicu- 
rezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili». 


Note all'art. 13: 
— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedamelle note all’art. 2. 


— L'art. 326 del codice penale così recita» 


«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione.di segreti di ufficio). — Il 
pubblico ufficiale o la persona incaricata\di un pubblico servizio, 
che, violando i doveri inerenti alle funzioni\o al servizio, o comunque 
abusando della sua qualità, rivela notizi&di ufficio, le quali debbano 
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è 
punito con la reclusione da sei mesi tre anni.». 


Se l’agevolazione è soltanto(còlposa, si applica la reclusione fino 
a un anno. 


Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servi- 
zio, che, per procurare a se \g ad altri un indebito profitto patrimo- 
niale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano 
rimanere segrete, è punitoscon la reclusione da due a cinque anni. Se 
il fatto è commesso alfine di procurare a se o ad altri un ingiusto pro- 
fitto non patrimoniale o'di cagionare ad altri un danno ingiusto, si 
applica la pena dellasreclusione fino a due anni.». 


Note all'art. 16; 


— L'art. 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, 
così recità; 

«Art®296 (ex art. 223). — 1. Le disposizioni del presente trattato 
non ostano alle norme seguenti: 


a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la 
cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi 
essenziali della propria sicurezza; 
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b) ogni Stato membro può adottare le misuré, Che ritenga 
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza 
e che si riferiscano alla produzione o al commercio di'armi, munizioni 
e materiale bellico; tali misure non devono alterarèle condizioni di 
concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che 
non siano destinati a fini specificamente militari. 


2.11 Consiglio, deliberando all’unanimità swproposta della Commis- 
sione, può apportare modificazioni all’elencesstabilito il 15 aprile 1958, 
dei prodotti cui si applicano le disposizioni ‘del paragrafo 1, lettera b).». 


Note all'art. 17: 


— Ilregio decreto 11 luglio 49417 n. 1161, reca: «Norme relative 
al segreto militare». 


— Si riporta il testo degli articoli 3, 4, e 6 della legge 24 ottobre 
1977, n, 801, recante: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le 
informazioni e la sicurezza disciplina del segreto di Stato»: 


«Art. 3. — È istittlito Valla diretta dipendenza del Presidente del 
Consiglio dei Ministti, îl\Comitato esecutivo per i servizi di informa- 
zione e di sicurezza*(CESIS). 


È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ai fini dél'concreto espletamento delle funzioni a lui attri- 
buite dall’artàl, tutti gli elementi necessari per il coordinamento del- 
l’attività dei-Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l’analisi degli 
elementi comunicati dai suddetti Servizi; l’elaborazione delle relative 
situazioni».E altresì compito del Comitato il coordinamento dei rap- 
porti consi servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. 


Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
o,(per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. 


La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario 
dell’amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente gene- 
ràle, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’art. 2. 


Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composi- 
zione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i diret- 
tori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici 
strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.». 


«Art. 4. — È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza 
militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicu- 
rezza per la difesa sul piano militare dell’indipendenza e della inte- 
grità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI 
svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio. 


Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabili- 
sce l’ordinamento e ne cura l’attività sulla base delle direttive e delle 
disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del- 
lart. 1. 


Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposi- 
zioni sull’ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su 
parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’art. 2. 


Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al 
Comitato di cui all’art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque 
in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni com- 
piute e tutto ciò che attiene alla sua attività.». 


«Art. 6. — È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza 
democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di 
sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste 
dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e con- 
tro ogni forma di eversione. 


Il Ministro per l’interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabili- 
sce l’ordinamento e ne cura l’attività sulla base delle direttive e delle 
disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del- 
l’art. 1. 


Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposi- 
zioni sull’ordinamento sono nominati dal Ministro per l’interno, su 
parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’art. 2. 


Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l’interno e al 
Comitato di cui all’art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque 
in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni com- 
piute e tutto ciò che attiene alla sua attività.». 
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Nota all'art. 18: 


— Per le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, si veda nelle note 
alle premesse. 


Nota all'art. 26: 


— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vedi note 
all’art. 7. 


Note all'art. 32: 


— Si riposta il testo degli articoli 113, 113-biîs, 115 e 116 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 


«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica). — 1. Le disposizioni del presente arti- 
colo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei ser- 
vizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono 
inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme 
le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche nor- 
mative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del 
presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 
1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 


1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al set- 
tore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. 


2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, 
delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pub- 
blici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 


2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli 
impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti 
in aree montane. 

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di 
gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi 
pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di ero- 
gazione degli stessi. E, in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti 
i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi. 

4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per 
la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. patrimo- 
niali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: 

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma/di società di 
capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblido cui può 
essere affidata direttamente tale attività, a condizionesche gli enti 
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla, Società un con- 
trollo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli 
enti pubblici che la controllano; 

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad 
evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 


5. L’erogazione del servizio avviene=secondo le discipline di set- 
tore e nel rispetto della normativa dell*Unione europea, con conferi- 
mento della titolarità del servizio: 

a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di 
gare con procedure ad evidenza pubblica; 

b) a società a capitale/misto pubblico privato nelle quali il 
socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con proce- 
dure ad evidenza pubblica chesabbiano dato garanzia di rispetto delle 
norme interne e comunitarièé\in materia di concorrenza secondo le 
linee di indirizzo emanate/dalle autorità competenti attraverso prov- 
vedimenti o circolari specifiche; 

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che 
l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla 
società un controllo/analogo a quello esercitato sui propri servizi e 
che la società realizzi la parte più importante della propria attività 
con l’ente o glienti pubblici che la controllano. 

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopo- 
listici, possono/introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella 
gestione(dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della 
modalità di conferimento del servizio. 

S-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o inte- 
grata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad 
evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi prov- 
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vedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi4alla) gestione 
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto _oydi conces- 
sione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procédure di evidenza 
pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’aàrt, 24 della legge 
11 febbraio 1994, n.109, e all’art. 143 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
Qualora la gestione della rete, separata o intègfata con la gestione 
dei servizi, sia stata affidata con procedure di'gara, il soggetto gestore 
può realizzare direttamente i lavori connessi\alla gestione della rete, 
purché qualificato ai sensi della normativa»vigente e purché la gara 
espletata abbia avuto ad oggetto sia la.gestione del servizio relativo 
alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara 
abbia avuto ad oggetto esclusivamente la'gestione del servizio relativo 
alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad 
evidenza pubblica previste dalla legisfazione vigente. 


6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le 
società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi 
pubblici locali in virtù di/lun ‘affidamento diretto, di una procedura 
non ad evidenza pubblica, o a’seguito dei relativi rinnovi; tale divieto 
si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, 
nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono 
parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 


7.La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard 
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territo- 
rio e di sicurezza\definiti dalla competente Autorità di settore o, in 
mancanza di èssa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base 
del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economi- 
che e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo svi- 
luppo eil potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo 
e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e 
gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servi- 
zio. Leprevisioni di cui al presente comma devono considerarsi inte- 
grativé delle discipline di settore. 


8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito 
affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici 
locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la 
durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere supe- 
riore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti 
indicata dalle discipline di settore. 


9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla succes- 
siva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patri- 
moniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 
sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo 
gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realiz- 
zate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal 
gestore uscente. A quest’ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore 
un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui 
ammontare è indicato nel bando di gara. 


10. E vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei 
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla 
concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per 
la gestione del servizio. 


11.I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del ser- 
vizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono rego- 
lati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno 
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di veri- 
fica del rispetto dei livelli previsti. 


12. L’ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipa- 
zione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evi- 
denza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affida- 
mento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle conces- 
sioni e degli affidamenti in essere. 


13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia 
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle 
reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a 
capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono 
le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione 
dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la 
gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un 
canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o 
dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche 
assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, 
nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 


14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli 
impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di 
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cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, 
questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a 
condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano 
praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le disci- 
pline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversa- 
mente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma II, un 
contratto di servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coor- 
dinamento con gli eventuali altri gestori. 


15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bol- 
zano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle 
relative norme di attuazione. 


15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori 
non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attua- 
zione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni 
rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano 
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza 
necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse 
dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pub- 
blico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante pro- 
cedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto 
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché 
quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione 
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente 
o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessa- 
zione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società 
già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale 
data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, non- 
ché a società originariamente a capitale interamente pubblico che 
entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote 
di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in 
entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo 
spirare del termine equivalente a quello della durata media delle con- 
cessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evi- 
denza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la 
cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzio* 
nata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da pafte 
del gestore. 


15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 18-bis, 
può essere differito ad una data successiva, previo accordo xiaggiunto 
caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto 
indicate: 

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima/dello scadere del 
suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costitu- 
zione di una nuova società capace di servire un bacinò di utenza com- 
plessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito 
dalla società maggiore; in questa ipotesi il\differimento non può 
comunque essere superiore ad un anno; 


b) nel caso in cui, entro il termine di\Cui alla lettera a), un’im- 
presa affidataria, anche a seguito di una'o più fusioni, si trovi ad ope- 
rare in un àmbito corrispondente almen&all’intero territorio provin- 
ciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; 
in questa ipotesi il differimento non\può comunque essere superiore 
a due anni. 

15-quater. A decorrere dahhl° gennaio 2007 si applica il divieto di 
cui al comma 6, salvo nei casi in’cui si tratti dell’espletamento delle 
prime gare aventi ad oggetto\WServizi forniti dalle società partecipanti 
alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, della legge 23*agosto 1988, n. 400, e successive modifica- 
zioni, sentite le Autoritàindipendenti del settore e la Conferenza unifi- 
cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il 
Governo definiscele.condizioni per l'ammissione alle gare di imprese 
estere, o di impreseXitaliane che abbiano avuto all’estero la gestione 
del servizio senza ficorrere a procedure di evidenza pubblica, a condi- 
zione che, nel*primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e 
siano garantitisempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati.» 


«Art*113=bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economiea).- 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli 
settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono 
gestiti mediante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 


b) aziende speciali, anche consortili; 
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c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli 
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sùMa>Ssocietà un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri serviZi.e che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività,còn l’ente o gli 
enti pubblici che la controllano. 

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste 
dimensioni o per le caratteristiche del serviziò».non sia opportuno 
procedere ad affidamento ai soggetti di cuLalcomma 1. 


3. Gli enti locali possono procedere\all’àffidamento diretto dei 
servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni 
da loro costituite o partecipate. 


4. 


5. I rapporti tra gli enti locali.ed i>soggetti erogatori dei servizi di 
cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.». 


«Art. 115 (Trasformazione elle aziende speciali in società per 
azioni). — 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per 
atto unilaterale, trasformafe,. le aziende speciali in società di capitali, 
di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non 
superiore a due anni dallastrasformazione. Il capitale iniziale di tali 
società è determinato'dalla deliberazione di trasformazione in misura 
non inferiore al fondo\di dotazione delle aziende speciali risultante 
dall’ultimo bilancio ‘di’ esercizio approvato e comunque in misura 
non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle 
società medesim&/ L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito 
è imputato a/fiserve e fondi, mantenendo ove possibile le denomina- 
zioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. 
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasfor- 
mazione esubentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle 
aziende originarie. 

2.\La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli 
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla 
normativa vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli arti- 
coli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile. 

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali 
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli ammini- 
stratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del 
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, 
primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale 
relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi 
di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella 
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla 
revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non 
sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono ina- 
lienabili. 

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai 
fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
1994, n. 474. 


5. [Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono 
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all’art. 116]. 


6. Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle 
aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposi- 
zioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. 

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la 
scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova 
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, 
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del 
presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del 
codice civile. 

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano 
anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al con- 
siglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni 
sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non 
intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione 
sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota 
di capitale. 

7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a sta- 
tuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabi- 
lito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni 
di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente 
alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono 
in ogni caso le regioni.».. 

«Art. 116 ( Società per azioni con partecipazione minoritaria di 
enti locali). — 1. Gli enti locali possono, per l’esercizio di servizi pub- 
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blici di cui all’art. 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie 
al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di 
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, 
ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze 
istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza 
il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai 
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interes- 
sati provvedono alla scelta dei soci privati e all’eventuale collocazione 
dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. 
L’atto costitutivo delle società deve prevedere l’obbligo dell’ente pub- 
blico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di ser- 
vizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all’a- 
zionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 


2. La costituzione di società miste con la partecipazione non 
maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento 
adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 
1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, 
n. 95, e successive modifiche e integrazioni. 


3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si appli- 
cano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in 
materia di lavori pubblici. 

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in 
funzione dell’opera, l’ente locale partecipante potrà rilasciare garan- 
zia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla pro- 
pria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo. 


5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami 
di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma |, 
anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al 
medesimo comma, si applicano le disposizioni dell’art. 7, commi 1 e 2, 
della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.». 


— Si riporta il testo dell’art. 16, comma 2, del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»: 

«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire). — 
1. (Omissis). 


2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è 
corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, 
su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale 
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può/Gbbligarsi 
a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel,fispetto del- 
l’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 10%%e, successive 
modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con 
conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indispo- 
nibile del comune.». 


— Si riporta il testo dell’art. 28, comma 5, dèla legge 17 agosto 
1942, n. 1150, recante: «Legge urbanistica»: 


«L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una 
convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 


1) la cessione gratuita entro términi prestabiliti delle aree 
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dal- 
l’art. 4 della legge 29 settembre 1964,..n. 847, nonché la cessione gra- 
tuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria 
nei limiti di cui al successivo n. 2* 


2) l’assunzione, a carig@, del proprietario, degli oneri relativi 
alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere 
di urbanizzazione secondaria”Telative alla lottizzazione o di quelle 
opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; 
la quota è determinata.ifproporzione all’entità e alle caratteristiche 
degli insediamenti dellelottizzazioni; 


3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere 
ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 


4) congru®&garanzie finanziarie per l'adempimento degli obbli- 
ghi derivanti dalla convenzione.» 
Note all'art. 34: 


— La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: «Costituzione di con- 
sorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici». 


— La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: «Legge-quadro per l’arti- 
gianato». 
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— L'art. 2615-ter del codice civile, così recita: 


«Art. 2615-ter (Società consortili). — Le società>previste nei 
Capi III e seguenti del Titolo V possono assumerexcome oggetto 
sociale gli scopi indicati nell’art. 2602. 


In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di ver- 
sare contributi in denaro.». 


— L'art. 2602 del codice civile così reCita: 


«Art. 2602 (Nozione e norme applicabîti). — Con il contratto di 
consorzio più imprenditori istituiscono. un’organizzazione comune 
per la disciplina o per lo svolgimento disdeterminate fasi delle rispet- 
tive imprese. 


Il contratto di cui al precedéfitercomma è regolato dalle norme 
seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.». 


— Per il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si veda nelle 
note all’art. 3. 


— L'art. 2359 del/Codice civile così recita: 


«Art. 2359 (Socîatàvcontrollate e società collegate). — Sono con- 
siderate società controllate: 


1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza 
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 


2) le Società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti 
per esercitàre un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 


3) Je,società che sono sotto influenza dominante di un’altra 
società inhvittù di particolari vincoli contrattuali con essa. 


Al\fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si 
coMputano anche i voti spettanti a società controllate, a società fidu- 
ciarie/e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per 
cento di terzi. 


Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società 
ésercita un’influenza notevole. L'influenza si presume quando nell’as- 
semblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti 
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.». 


Nota all'art. 36: 


— L'art. 353 del codice penale così recita: 


«Art. 353 (Turbata libertà degli incanti). — 1. Chiunque, con 
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi 
fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle lici- 
tazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne 
allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e 
con la multa da 103 euro a 1.032 euro. 


2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità 
agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque 
anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. 


3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso 
di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico uffi- 
ciale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla 
metà.». 


Note all'art. 38: 


— Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»: 


«Art. 3. — Alle persone indicate nell’art. 1 che non abbiano cam- 
biato condotta nonostante l’avviso orale di cui all’art. 4, quando 
siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei 
modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 


Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze 
del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, 
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più 
province. 

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute 


idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto 
l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.». 


"oto a 
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— Si riporta il testo dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, recante: «Disposizioni contro la mafia»: 


«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con prov- 
vedimento definitivo una misura di prevenzione non possono otte- 
nere: 


a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 


b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti non- 
ché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’eserci- 
zio di attività imprenditoriali; 


c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione 
di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di ser- 
vizi pubblici; 

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, 
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo 
nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per 
l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari 
astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; 


e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, 
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprendito- 
riali, comunque denominati; 


f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre eroga- 
zioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per 
lo svolgimento di attività imprenditoriali. 


2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di 
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizza- 
zioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al 
comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cot- 
timo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la 
pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi 
di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le 
licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni 
sono cancellate a cura degli organi competenti. 


3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sus! 
sistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisofia 
i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, 
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai,Medesimi 
commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque 
momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia sé non è 
confermato con il decreto che applica la misura di preyénzione. 


4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenzevprevisti dai 
commi l e 2 operino anche nei confronti di chiunghe Conviva con la 
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti 
di imprese, associazioni, società e consorzi di cui l'a=persona sottopo- 
sta a misura di prevenzione sia amministratore ‘0) determini in qual- 
siasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divietirsono efficaci per un 
periodo di cinque anni. 


5. Per le licenze ed autorizzazioniti polizia, ad eccezione di 
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provve- 
dimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente 
articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto 
degli stessi verrebbero a mancare4 mezzi di sostentamento all’interes- 
sato e alla famiglia. 


5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o 
comunque conseguenti a proyvedimenti già disposti, ovvero di con- 
tratti derivati da altri già.stipulati dalla pubblica amministrazione, le 
licenze, le autorizzazioni»lerConcessioni, le erogazioni, le abilitazioni 
e le iscrizioni indicateanel Comma 1 non possono essere rilasciate o 
consentite e la conclùsione dei contratti o subcontratti indicati nel 
comma 2 non può-essere consentita a favore di persone nei cui con- 
fronti è in corso il\procedimento di prevenzione senza che sia data 
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può 
disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti 
a norma delcomma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministra- 
tivi restano\sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comun- 
que, perfun periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la 
pubblica‘amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 


5S-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei 
confronti delle persone condannate con sentenza definitiva 0, ancor- 
ché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti 
di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.». 
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— L'art. 444 del codice di procedura penale così recità: 


«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). —%.L’imputato 
e il pubblico ministero possono chiedere al giudicevl’applicazione, 
nella specie e nella misura indicata, di una sanzionèssostitutiva o di 
una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzofAovvero di una pena 
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita 
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o.còngiunti a pena pecu- 
niaria. 

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti 
per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis € 3-quater, nonché quelli 
contro coloro che siano stati dichiarati:dèlinquenti abituali, professio- 
nali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del 
codice penale, qualora la pena supéridue anni soli o congiunti a pena 
pecuniaria. 

2. Se vi è il consenso anclie, della parte che non ha formulato la 
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento 
a norma dell’art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette 
la qualificazione giuridica del.fatto, l'applicazione e la comparazione 
delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indi- 
cata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel disposi- 
tivo che vi è stata la-richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte 
civile, il giudice nof@adecide sulla relativa domanda; l'imputato è tutta- 
via condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, 
salvo che ricorrane»giusti motivi per la compensazione totale o par- 
ziale. Non si applica la disposizione dell’art. 75, comma 3. 


3. La pàrteynel formulare la richiesta, può subordinarne l’effica- 
cia alla cofteessione della sospensione condizionale della pena. In que- 
sto caso/îl giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può 
essere COrcessa, rigetta la richiesta.». 


—\Per la direttiva 2004/18/CE si veda nelle note alle premesse. 


*/ L'art. 178 del codice penale così recita: 


«Art. 178 (Riabilitazione). — 1. La riabilitazione estingue le pene 
accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la 
legge disponga altrimenti.». 


— L'art. 445, comma 2 del codice di procedura penale così recita: 


«2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva 
non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel ter- 
mine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero 
di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’im- 
putato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della 
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata 
applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applica- 
zione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva 
sospensione condizionale della pena.». 


— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 
sociale»: 


«Art. 17. — 1. Per l’esecuzione di opere e lavori di competenza di 
amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico 
o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenziona- 
mento con soggetti privati, fino all’integrale recepimento delle diret- 
tive comunitarie in materia di contratti per l’esecuzione di opere pub- 
bliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudica- 
zione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’art. 18. 

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, sentiti i Ministri dell’interno e per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire 
omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativa- 
mente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, non- 
ché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualifica- 
zione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si appli- 
cano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici 
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle conces- 
sioni di costruzione e di gestione. 


3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d’in- 
tesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite 
disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei sog- 


getti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessio- 
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nari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto 
sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui 
deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine 
predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autoriz- 
zate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione 
che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta 
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle ammini- 
strazioni interessate l’identità dei fiducianti; in presenza di viola- 
zioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla 
sospensione dall’Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di reci- 
diva, alla cancellazione dall’Albo stesso.». 


— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: 


«Art. 17 (Obbligo di certificazione). — 1. Le imprese, sia pubbli- 
che sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o 
intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche 
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse 
la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla 
quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena 
l’esclusione.». 


— Si riporta il testo dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsa- 
bilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300»: 

«Art. 9 (Sanzioni amministrative). — 1. (Omissis). 

2. Le sanzioni interdittive sono: 

1) (omissis): 
a)-b) (omissis); 
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;». 


— Si riporta il testo dell’art. 43 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico dellé 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa»: 

«Art. 43 (L-R) (Accertamenti d’ufficio). — 1. Le amministrazioni 
pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiédérè atti o 
certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elen- 
cati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o 
che comunque esse stesse siano tenute a certificare, InMuogo di tali 
atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma-sono tenuti ad 
acquisire d’ufficio le relative informazioni, preVia, indicazione, da 
parte dell’interessato, dell'’amministrazione competente e degli ele- 
menti indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione, sostitutiva prodotta 
dall’interessato. 


2. Fermo restando il divieto di accesso\a dati diversi da quelli di 
cui è necessario acquisire la certezza oxerificare l’esattezza, si consi- 
dera operata per finalità di rilevante ifiteresse pubblico, ai fini di 
quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la con- 
sultazione diretta, da parte di una pùbblica amministrazione o di un 
gestore di pubblico servizio, deglivarchivi dell’amministrazione certifi- 
cante, finalizzata all’accertaménto ‘d’ufficio di stati, qualità e fatti 
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai citta- 
dini. Per l’accesso diretto aispropri archivi l’amministrazione certifi- 
cante rilascia all'’amministrazione procedente apposita autorizzazione 
in cui vengono indicati i(limiti e le condizioni di accesso volti ad assi- 
curare la riservatezza/ deivdati personali ai sensi della normativa 
vigente. 

3. Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione 
d’ufficio ai sensi,delprecedente comma, può procedere anche per fax 
e via telematica. 

4. AI finédi agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e 
dati relativia Stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi 
o pubblici.registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a con- 
sentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione 
per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riser- 
vatezza dei dati personali. 

5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce 
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti 
presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rila- 
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scio e l’acquisizione del certificato non sono necessari6e/le suddette 
informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo ido- 
neo ad assicurare la certezza della loro fonte di provènienza. 


6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica ammini- 
strazione tramite fax, o con altro mezzo telematico, o informatico ido- 
neo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della 
forma scritta e la loro trasmissione non devesessere seguita da quella 
del documento originale.». 


— Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto-legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito dalla leggé )22 novembre 2002, n. 266, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a‘tempo parziale»: 


«Art. 2 (Norme in materia diàppalti pubblici). — 1. Le imprese 
che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presen- 
tare alla stazione appaltantela certificazione relativa alla regolarità 
contributiva a pena di revocadell’affidamento. 


1-bis. La certificazioie dircui al comma 1 deve essere presentata 
anche dalle imprese che géstiscono servizi e attività in convenzione o 
concessione con l’entepùbblico, pena la decadenza della convenzione 
o la revoca della concessione stessa. 


2. Entro dodici mési dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, l’INPSxe_l’INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio 
di un documento\ùnico di regolarità contributiva. 


3. All’art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, 
convertito*eon modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e suc- 
cessive modificazioni, le parole: ‘31 dicembre 2001” sono sostituite 
dalle seguenti: “31 dicembre 2006”.». 


—\Part. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, 
n.(494);così recita: 


«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di 
affidamento dei lavori ad un’unica impresa: 


a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecu- 
trici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche 
attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigia- 
nato; 


b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’orga- 
nico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipen- 
denti; 


b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale cer- 
tificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per 
quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipu- 
lano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio 
di un documento unico di regolarità contributiva; 


b-ter) trasmette all'’amministrazione concedente prima dell’i- 
nizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di 
inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori uni- 
tamente alla documentazione di cui alle lettere 5) e b-bis). In assenza 
della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di 
variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del 
titolo abilitativo.» 


— Si riporta il testo dell’art. 21 e dell’art. 33, comma I, del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, 
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni ammini- 
strative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»: 

«Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei 
carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria). (Art. 688. del 
codice penale: comma 1, primo periodo, comma 3; art. 110, comma 
1, lettera c), decreto legislativo n. 271/1989). — 1. Per ragioni di giu- 
stizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pub- 
blico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscri- 
zioni esistenti riferite ad un determinato soggetto. 


2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico mini- 
stero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la per- 
sona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal 
codice di procedura penale.». 


Art. 33 (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente 
interessato). — 1. La persona o l’ente interessato può conoscere senza 
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motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscri- 
zioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei 
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.». 


Nota all'art. 42: 


— Peril decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, si veda nelle note all’art. 38. 


Note all'art. 45: 


— L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita: 


«Art. 2 (Conclusione del procedimento). — 1. Ove il procedi- 
mento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 
essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di 
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 


2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, 
sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle 
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano diretta- 
mente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, 
secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono conclu- 
dersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati 
tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizza- 
zione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e 
decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento 
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 


3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di 
novanta giorni. 


4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di 
un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o 
enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’ac- 
quisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comun- 
que non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 
possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione 
di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità mon 
attestati in documenti già in possesso dell’amministrazionesstessa o 
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
Si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 2. 


5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini, di cui ai 
commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'’amministrazione, ai 
sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n/1034, può essere 
proposto anche senza necessità di diffida all'’amministrazione inadem- 
piente, fintanto che perdura l’inadempimento ecomunque non oltre 
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il 
giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. 
E fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento 
ove ne ricorrano i presupposti.». 


Nota all'art. 50: 


— Per il testo dell’art. 2359 del\Ncodice civile, si veda nelle note 
all’art. 34. 


Nota agli articoli 63 e 64: 


— Per la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note alle premesse. 


Note all'art. 74: 


— L'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così 
recita: 

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, 
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio 
quando sonoin possesso dell’amministrazione procedente, ovvero 
sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. 
L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli ele- 
menti necessari per la ricerca dei documenti.». 


— Per l’art. 43 e per il decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all’art. 38. 
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— L'art. 46 del decreto del Presidente della, Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, così recita: 

«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). — 1. Sono 
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alkRistanza, sotto- 
scritte dall’interessato e prodotte in sostituzione‘dellè normali certifi- 
cazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) data e il luogo di nascita; 

b) residenza; 

c) cittadinanza; 

d) godimento dei diritti civili e(politici; 

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 

f) stato di famiglia; 

g) esistenza in vita; 

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o 
discendente; 

i) iscrizione in albi in.elenchi tenuti da pubbliche amministra- 
zioni; 

I) appartenenza a-ordini professionali; 

m) titolo di studio, esami sostenuti; 

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, 
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
tecnica; 

0) situàzione reddituale o economica anche ai fini della con- 
cessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 

p)-assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indica- 
zione déll’ammontare corrisposto; 

q)ypossesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di 
qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 

r) stato di disoccupazione; 

s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 

t) qualità di studente; 

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi- 
che, di tutore, di curatore e simili; 

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qual- 
siasi tipo; 

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi 
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello 
stato di servizio; 

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provve- 
dimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi- 
menti penali; 

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giu- 
diziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legi- 
slativo 8 giugno 2001, n. 231; 

cc) qualità di vivenza a carico; 

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti 
nei registri dello stato civile; 

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di 
non aver presentato domanda di concordato.». 


Note all'art. 75: 


— Si riporta il testo dell’art. 107 del decreto legislativo 1° set- 
tembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia ban- 
caria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 
1993, n. 230, supplemento ordinario: 


«Art. 107 (Elenco speciale). — 1. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri 
oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto 
tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli 
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale 
tenuto dalla Banca d’Italia. 

2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, 
detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi 
ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio 
nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministra- 
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tiva e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, 
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di 
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferi- 
mento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre det- 
tare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 

3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e 
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni 
altro dato e documento richiesto. 

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richie- 
dere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 

4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto di 
intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di 
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 


5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano 
iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 
7 dell’art. 106. 


6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando 
siano stati autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento ovvero 
abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare 
superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste 
nel titolo IV, capo I, sezioni I e IIT, nonché all’art. 97-bis in quanto 
compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, 
si applica l’art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. 


7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal comma 1 che 
esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi 
forma si applicano le disposizioni dell’art. 47.) 


— L'art. 1957, secondo comma, del codice civile, così recita: 
«Art. 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale). — (Omissis). 


La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha 
espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’ob- 
bligazione principale.». 


Note all'art. 77: 


— Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda nelle 
note all’art. 3. 


— Per l’art. 10 e la legge 29 luglio 2003, n. 229, si veda helle note 
all’art. 9. 


— L'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, h. 82, citato 
all’art. 3, così recita: 


«Art. 48 (Posta elettronica certificata). — 1/ba trasmissione tele- 
matica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di 
una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certifi- 
cata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 
2005, n. 68. 


2. La trasmissione del documento infotîmatico per via telematica, 
effettuata mediante la posta elettronica Cettificata, equivale, nei casi 
consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 


3. La data e l’ora di trasmissione)e di ricezione di un documento 
informatico trasmesso mediante pesta elettronica certificata sono 
opponibili ai terzi se conformisalle disposizioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative 
regole tecniche.». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 
n. 68, reca: «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della 
posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gen- 
naio 2003, n. 3». 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, shveda nelle note all’art. 38. 


— Penil decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle 
note all’art. 3. 


Note all'art. 78: 


— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle 
note all’art. 3. 
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Note all'art. 83: 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Minîstri 13 marzo 
1999, n. 117, reca: «Regolamento recante norme ‘per la determina- 
zione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ‘di’ cui all’art. 23, 
comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 47 marzo 1995, n. 157, 
per l’aggiudicazione degli appalti di servizi @impulizia degli edifici di 
cui alla categoria 14 della classificazione Tomune dei prodotti 874, 
contenuta nell’allegato 1 al decreto legislativo/n. 157/1995». 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novem- 
bre 2005, reca: «Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di 
mensa)». 


Note all'art. 84: 


— L'art. 51 del codice di.procedura civile così recita: 


«Art. 51 (Astensioné delygiudice). — Il giudice ha l’obbligo di 
astenersi 


1) se ha interessemnella causa o in altra vertente su identica que- 
stione di diritto; 

2) se egli stesso”o la moglie è parente fino al quarto grado o 
legato da vincoli-di.affiliazione, o è convivente o commensale abituale 
di una delle parti\0 di alcuno dei difensori; 

3) se églisstesso o la moglie ha causa pendente o grave inimici- 
zia o rappotti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi 
difensori; 

4)se/ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha 
deposto in'essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magi- 
strato in/altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assi- 
sténza/come consulente tecnico; 


5) se è tutore, curatore amministratore di sostegno, procura- 
tore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è ammini- 
stratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non ricono- 
sciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse 
nella causa. 

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il 
giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad aste- 
nersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio l’autorizza- 
zione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.». 


Note all'art. 87: 


— L'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 citato 
all’art. 10 così recita: 

«Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). — 1. Il piano 
contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le con- 
seguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garan- 
tire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la pre- 
venzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché 
la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte 
delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di preven- 
zione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o suc- 
cessiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche 
al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di 
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali 
fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano con- 
tiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti ele- 
menti: 

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi 
e le segnalazioni; 

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi pro- 
venienti dall'ambiente esterno; 


c) servizi igienico-assistenziali; 

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nel- 
l’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 

e) viabilità principale di cantiere; 

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, 
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosfe- 
riche; 
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h) misure generali di protezione contro il rischio di seppelli- 
mento da adottare negli scavi; 


i) misure generali da adottare contro il rischio di annega- 
mento; 


I) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di 
caduta dall’alto; 

m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in gal- 
leria; 

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta 
nei lavori in galleria; 

0) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese 
demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione 
siano definite in fase di progetto; 

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o 
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in 
cantiere; 

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dal- 
l’art. 14; 

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dal- 
l’art. 5, comma I, lettera c); 

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese 
prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano; 

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi 
eccessivi di temperatura. 


2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del 
contratto di appalto. 


3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori auto- 
nomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al 
comma l e nel piano operativo di sicurezza. 


4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposi- 
zione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza 
e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci 
giorni prima dell’inizio dei lavori. 

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordina? 
tore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e 
di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun“easo le 
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adéguamento 
dei prezzi pattuiti. 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori 
la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti immi- 
nenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. 


— Si riporta il testo dell’art. 7, del decreto*del/Presidente della 
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante: «Regolamento sui contenuti 
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 
attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: 

«Art. 7 (Stima dei costi della sicurezzà). — 1. Ove è prevista la 
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, 
n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno sti- 
mati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 


a) degli apprestamenti previsti,nel PSC; 


b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di pro- 
tezione individuale eventualmènte previsti nel PSC per lavorazioni 
interferenti; 


c) degli impianti di térra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche, degli impiantirantincendio, degli impianti di evacua- 
zione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 


e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici 
motivi di sicurezza; 


f) deglieventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti 
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 


g).delle/misure di coordinamento relative all’uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di prote- 
zione collettiva. 


2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali 
non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni 
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appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta là durata delle 
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e pro- 
tettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratofi: 


3. La stima dovrà essere congrua, analitica perwoci singole, a 
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, 
oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interes- 
sata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; 
nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, 
si farà riferimento ad analisi costi compléte è desunte da indagini di 
mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate con- 
siderando il loro costo di utilizzo perdl ©antiere interessato che com- 
prende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontag- 
gio, l'eventuale manutenzione e l’ammottamento. 


4. I costi della sicurezza così\fidividuati, sono compresi nell’im- 
porto totale dei lavori, ed individùano la parte del costo dell’opera 
da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 


5. Per la stima dei costi.della sicurezza relativi a lavori che si ren- 
dono necessari a causa/di varianti in corso d’opera previste dal- 
l’art. 25 della legge 11-febbraio 1994, n. 109, e successive modifica- 
zioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 
e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni 
contenute nei commi.l/ 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, 
sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la 
parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso. 


6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della 
sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il 
coordinatore»per l’esecuzione dei lavori quando previsto.» 


Notalall'art. 89: 


+ Per l’art. 26, comma 2 e la legge 23 dicembre 1999, n. 488, si 
veda, nelle note all’art. 7. 


Note all'art. 90: 


— Il testo degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 ago- 
sto 2000, n. 267, è il seguente: 


«Art. 30 (Convenzioni). — 1. AI fine di svolgere in modo coordi- 
nato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare 
tra loro apposite convenzioni. 


2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reci- 
proci obblighi e garanzie. 


3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio 0 
per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di 
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbli- 
gatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 


4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere 
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale 
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle 
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero 
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a 
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti dele- 
ganti.». 


«Art. 31 (Consorzi). — 1. Gli enti locali per la gestione associata 
di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costi- 
tuire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali 
di cui all’art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono parte- 
cipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le 
leggi alle quali sono soggetti. 


2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza asso- 
luta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente 
allo statuto del consorzio. 


3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le 
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50 e dell’art. 42, comma 2, lettera m), e 
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali 
del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve discipli- 
nare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 


4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i 
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti 
legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è 
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composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sin- 
daco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità 
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 


5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 


6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un con- 
sorzio. 


7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può 
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di 
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attua- 
zione alle leggi regionali. 

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113-bîs, si 
applicano le norme previste per le aziende speciali.» 


«Art. 32 (Unioni di comuni). — 1. Le unioni di comuni sono enti 
locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo 
di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro compe- 
tenza. 


2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai 
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza 
richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi 
dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le 
funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse. 


3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione 
scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri 
organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei 
comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della pro- 
pria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate 
e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i 
principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in parti- 
colare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; 
il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i 
limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione com- 
plessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle 
tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.». 


— I capi II, III, IV, V, VI e VII del titolo V del libro V del codice 
civile, così recitano: 


«Capo II — DELLA SOCIETÀ SEMPLICE». 

«Capo IIT — DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO), 

«Capo IV — DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE». 
«Capo V — DELLA SOCIETÀ PER AZIONI». 

«Capo VI — DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI». 
«Capo VII — DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA». 


— Ilcapo I del Titolo V del codice civlereosì recita: 
«Capo I— DELLE IMPRESE COOPERATIVE». 


— Il testo dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 
«Disciplina giuridica degli studi di\assistenza e di consulenza), è il 
seuente: 

«Art. 1. — Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione 
professionale, ovvero autorizzate, all'esercizio di specifiche attività in 
forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle 
professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, deb- 
bono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, 
esclusivamente la dizione di«studio tecnico, legale, commerciale, conta- 
bile, amministrativo © tributario», seguito dal nome e cognome, coi 
titoli professionali, dei singoli associati. L’esercizio associato delle pro- 
fessioni o delle altr&attività, ai sensi del comma precedente, deve essere 
notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i sin- 
goli associati.) 


— Il testo\dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165»citato all’art. 8, è il seguente: 

«2.\Per/amministrazioni pubbliche si intendono tutte le ammini- 
strazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni uni- 
versitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commer- 
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cio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli 
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, Jé ammini- 
strazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agen- 
zia per la rappresentanza negoziale delle pubblichevamministrazioni 
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo, 30 luglio 1999, 
n. 300.». 


— Per l’art. 2359 del codice civile, vedi note%all’art. 34. 


Nota all'art. 91: 


— Per l’art. 2359 del codice civile, vedi note all’art. 34. 


Note all'art. 92: 


— Il testo degli articoli?9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 
«Approvazione della tariffa\professionale degli ingegneri ed archi- 
tetti», è la seguente: 

«Art. 9. — Il professionista ha diritto di chiedere al committente 
il deposito delle somme Che ritiene necessarie in relazione all’ammon- 
tare presumibile dellespèse da anticipare. 


Durante il corsò»dei lavori il professionista ha altresì diritto al 
pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e 
del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa 
per la parte dinlavoro professionale già eseguita. 

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richie- 
dere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e compe- 
tenze. 


Il\pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i ses- 
santa giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme 
dovute'e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico 
del.committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di 
sconto stabilito dalla Banca d’Italia.» 


«Art. 10. — La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico 
dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corri- 
spondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come preci- 
sato al seguente art. 18. 


Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a 
cause dipendenti dal professionista stesso.». 


— La legge 4 marzo 1958, n. 143, reca: «Norme sulla tariffa 
degli ingegneri e degli architetti». 


— La legge 5 maggio 1976, n. 340, reca: «Inderogabilità dei 
minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti». 


— Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, vedi le note 
all’art. 10. 


— Il testo dell’art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, 
n. 155, è il seguente: 


12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli 
altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche 
o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a 
carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi 
di tariffa non può superare il 20 per cento. 


— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: «Attuazione 
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicu- 
rezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei 0 mobili.» 


Note all'art. 93: 


— Per il decreto legislativo n. 494 del 1996, si vedano le note 
all’art. 92. 


— Iltesto dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è il 
seguente:. 

Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). — 1. Per le 
operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie 
per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua 
variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attua- 
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zione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere 
pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, pos- 
sono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata. 

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne 
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali 
civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprieta- 
rio del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L’autorità 
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal 
proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica 
o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano tra- 
scorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata 
o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. 

3. L’autorizzazione indica i nomi delle persone che possono 
introdursi nell’altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni 
prima dell’inizio delle operazioni. 

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle 
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. 


5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche 
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti 
inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza 
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva program- 
mazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evi- 
tare ogni ritardo all’avvio delle opere.». 


Note all'art. 95: 


— Il testo degli articoli 28, comma 4, 16, 12, 13, 101 e 142, del 
codice dei beni culturali e del paesaggio del decreto legislativo 22 gen- 
naio 2004, n. 42 citato all’art. 7, è il seguente: 


«4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di 
interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute 
la verifica di cui all’art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui 
all’art. 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi 
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente 
dell’opera pubblica.». 


«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione). 
1. Avverso la dichiarazione di cui all’art. 13 è ammesso ricorso al 
Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta, gibrni 
dalla notifica della dichiarazione. 


2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli 
effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma, applicazione, 
in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I 
del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente.Fitolo. 


3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide 
sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla‘\presentazione dello 
stesso. 


4. Il Ministero, qualora accolga il ricorsò, annulla o riforma 
l’atto impugnato. 

5. Si applicano le disposizioni del"decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.» 


Art. 12 (Verifica dell’interesse culturale). — 1. Le cose immobili e 
mobili indicate all’art. 10, comma 1Xche siano opera di autore non 
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono 
sottoposte alle disposizioni dekpresente Titolo fino a quando non sia 
stata effettuata la verifica di cur'alcomma 2. 


2.I competenti organi del'Ministero, d’ufficio o su richiesta for- 
mulata dai soggetti cui lescosè appartengono e corredata dai relativi 
dati conoscitivi, verificano. la sussistenza dell’interesse artistico, sto- 
rico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, 
sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero 
medesimo al fine disassicurare uniformità di valutazione. 


3. Per i benifimmobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è 
corredata da elènchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I cri- 
teri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle 
schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti 
con decreto“*dél Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del 
demanioxe, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, 
anche con il concerto della competente Direzione generale dei lavori 
e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le moda- 
lità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, 
e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri sog- 
getti di cui al comma 1. 
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4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura moù )sia stato 
riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose Medèsime sono 
escluse dall’applicazione delle disposizioni del preserite Titolo. 


5. Nel caso di verifica con esito negativo su cos&appartenenti al 
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri /@nti pubblici territo- 
riali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti 
uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo 
le valutazioni dell'’amministrazione interessata; non vi ostino altre 
ragioni di pubblico interesse. 


6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le 
quali si sia proceduto alla sdemanializzàzione sono liberamente alie- 
nabili, ai fini del presente codice. 


7. L'accertamento dell’interesse èàrtistico, storico, archeologico 0 
etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di 
cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 13 ed il rela- 
tivo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’art. 15, 
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni 
del presente Titolo. 


8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato 
oggetto di verifica coMesito positivo, integrate con il provvedimento 
di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile 
al Ministero e all’agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio 
del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in 
funzione delle rispettive competenze istituzionali. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di 
cui al conîma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono 
mutino inquialunque modo la loro natura giuridica. 

104Resta fermo quanto disposto dall’art. 27, commi 8, 10, 12, 13 
e 13-bîs, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. 


Aît. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). — 1. La dichiara- 
ziene accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’inte- 
resse richiesto dall’art. 10, comma 3. 

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’art. 10, 
comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i 
soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro 
natura giuridica.». 

«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). — 1. Ai fini del presente 
codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli 
archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 


2. Si intende per: 


a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, con- 
serva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di 
studio; 


b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie e con- 
serva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, 
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la 
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 


c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inven- 
taria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura 
la consultazione per finalità di studio e di ricerca. 


d) “area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza di 
resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età 
antica; 

e) “parco archeologico”, un àmbito territoriale caratterizzato 
da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori 
storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto; 


f) “complesso monumentale”, un insieme formato da una plu- 
ralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo 
hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, sto- 
rica o etnoantropologica. 

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a 
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano 
un servizio pubblico. 


4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui 
al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pub- 
blico espletano un servizio privato di utilità sociale.».. 

Art. 142 (Aree tutelate per legge). — 1. Fino all’approvazione del 
piano paesaggistico ai sensi dell’art. 156, sono comunque sottoposti 
alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: 


a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
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b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori ele- 
vati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previ- 
sti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri cia- 
scuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del 
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la 
catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori 
di protezione esterna dei parchi; 


g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschi- 
mento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 227; 


h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da 
usi civici; 

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 


1) i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di 
entrata in vigore del presente codice. 


2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree 
che alla data del 6 settembre 1985: 

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di 
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle 
indicate alla lettera 4) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, rica- 
devano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 
22 ottobre 1971, n. 865. 

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati 
alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini 
paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pùb- 
blico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento 
adottato con le procedure previste dall’art. 141, può tuttavia confer- 
mare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. 

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai 
provvedimenti indicati all’art. 157.». 


Nota all'art. 96: 


— Per gli articoli 12 e 13 del codice dei béni culturali e del pae- 
saggio, si veda nelle note all’art. 95. 


Nota all'art. 97: 


— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241,/si veano le note all’art. 2. 


Nota art. 104: 


— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle 
note all’art. 3. 


Nota all'art. 113: 


— Per l’art. 1957acomma 2, del codice civile, si veda nelle note 
all’art. 75. 


Note all'art. 116: 


— Iltestodell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 (Maggio 1991, n. 187, «Regolamento per il controllo delle 
composizioni.azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche 
e per ill divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, 
comma 3ydella legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso», è il seguente: 

«Art. 1. — 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a 
responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsa- 
bilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limi- 
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tata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie 
e le subappaltatrici, devono comunicare all’amministrazione commit- 
tente o concedente prima della stipula del contratté-o della conven- 
zione, la propria composizione societaria, l’esistenza»di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base 
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto 
nelle assemblee societarie nell’ultimo anné o%che ne abbiano comun- 
que diritto. 

2. Qualora il soggetto aggiudicatafio, concessionario o subappal- 
tatore sia un consorzio, esso è tenuto &Comunicare i dati di cui al 
comma |, riferiti alle singole societàconsorziate che comunque parte- 
cipino alla progettazione ed all’eseeuzione dell’opera. 


3. Fermi restando gli obblighi\previsti dalle norme vigenti, l’am- 
ministrazione committente o*concedente è tenuta a conservare per 
cinque anni dal collaudo dell’opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenen- 
doli a disposizione dell’autòrità giudiziaria o degli organi cui la legge 
attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la pre- 
venzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa. 


4. Agli stessi finiditeui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono 
tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note 
di trasmissione e dei relativi dati.». 


— Il testo dell’art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
già citata alWart, 38, è il seguente: 

«Art10-sexies. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rila- 
sciare o,Consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le ero- 
gazioni, e abilitazioni e le iscrizioni previste dall’art. 10, e prima di 
stipulare,)approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al 
medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa 
alFinteressato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento 
per.l’applicazione, a norma della presente legge, di una misura di pre- 
vènzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano 
ùna misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall’art. 10, 
comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o deca- 
denze a norma dell’art. 10, ovvero del secondo comma dell’art. 10- 
quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano 
luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque 
conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, 
e per 1 contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica ammini- 
strazione l’obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei prov- 
vedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di preven- 
zione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i con- 
tratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo 
per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita 
per ciascun anno di durata del contratto. 


2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circo- 
scrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta 
dell’amministrazione o dell’ente pubblico, previa esibizione dei certifi- 
cati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 


3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o 
servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell’ammini- 
strazione o dell’ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche 
su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall’interessato 
dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore 
a tre mesi. 


4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certifica- 
zione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richie- 
sta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi del- 
l’art. 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi 
cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, 
sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e 
degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché 
di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o 
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi ope- 
rino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, la certificazione è 
richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli impren- 
ditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, 
la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di 
società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomanda- 
tari. Se trattasi delle società di cui all’art. 2506 del codice civile, la cer- 
tificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano sta- 
bilmente nel territorio dello Stato. 


ode 


2-5-2006 


5. Ai fini dell’applicazione della specifica disciplina dell’albo 
nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei con- 
fronti del direttore tecnico dell’impresa. 


6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta 
del privato interessato presentata alla prefettura competente per il 
luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di 
società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno alle- 
gati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o con- 
tratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le ammini- 
strazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esem- 
plari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata 
di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica 
amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del 
rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell’art. 14 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15. 


7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica ammi- 
nistrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l’esecuzio- 
ne dei contratti di cui all’art. 10 può essere effettuata sulla base di 
una dichiarazione con la quale l’interessato attesti di non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 
esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso 
per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause 
ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici 
ovvero nell’albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della 
dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dal- 
l’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si 
applicano quando è richiesta l’autorizzazione di subcontratti, cessioni 
e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la pre- 
stazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 


8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell’atto 
o contraente con l’amministrazione è un’altra amministrazione pub- 
blica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dal- 
l’autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 


9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla 
dichiarazione di cui al comma 7: 
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani 
o con esercenti professioni intellettuali; 


b) per la stipulazione o l’approvazione dei contratti di Cui 
all’art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e 
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o-di Servizi 
pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milfofi di lire; 


c) per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni é%eottimi con- 
cernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei, servizi di cui 
alla lettera 5) il cui valore complessivo non supera aseento milioni di 
lire; 

d) per la concessione di contributi, finanZiaménti e mutui age- 
volati e altre erogazioni dello stesso tipo, comtnque denominate per 
lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo 
non supera i cinquanta milioni di lire. 

10. È fatta comunque salva la facoltà dellà pubblica amministra- 
zione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richie- 
dere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territo- 
rialmente competente. 


11. L'impresa aggiudicataria/è ténuta a comunicare tempestiva- 
mente all’amministrazione appaltànte ogni modificazione intervenuta 
negli assetti proprietari e nella&struttura di impresa e negli organismi 
tecnici e amministrativi. 

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la docu- 
mentazione accessoria pfèviste dal presente articolo sono esenti da 
imposta di bollo. 


13. Le certificazioni\prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni 
dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta 
attestante la data di/presentazione dell’istanza di certificazione, non- 
ché i soggetti percui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente 
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, gli interessati possono 
sostituire ad-ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui 
al comma 7, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di 
avvalersi/della facoltà di cui al comma 10. 

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente 
articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni. 

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha 
facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti 
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previsti dalla presente legge per l’affidamento dei lavori6Alla predetta 
verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni enti pub- 
blici committenti o concedenti. 


16. Decorso un anno dalla firma del contratto ri&uardante opere 
o lavori per la pubblica amministrazione, l’amministrazione o ente 
pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare 
la verifica di cui al comma 15.». 


— La legge 31 gennaio 1992, n. 59, réca: «Nuove norme in mate- 
ria di società cooperative.». 


— Iltesto dell’art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, (Norme in 
materia di cassa integrazione, mObilità, trattamenti di disoccupa- 
zione, attuazione di direttive della=Comunità europea, avviamento al 
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il 
seguente: 


«Art. 6 (Lista di mobilità.e/compiti della Commissione regionale 
per l’impiego). — 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima 
occupazione, sulla base&delle direttive impartite dal Ministero del 
lavoro e della previdenza Sociale, sentita la Commissione centrale 
per l’impiego, dopo Un'analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’im- 
piego compila unadista)dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede 
che contengano tutte lè informazioni utili per individuare la professio- 
nalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, 
la disponibilità al‘trasferimento sul territorio; in questa lista vengono 
iscritti anche INavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e ven- 
gono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione di 
cui all’art. 7, comma 5. 


2,LaCommissione regionale per l’impiego approva le liste di cui 
alcomma 1 ed inoltre: 


d) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavo- 
ratori/iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l’Agenzia 
pet l’impiego; 

b) propone l’organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di 
qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del 
livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad 
agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteci- 
parvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l’avviamento; 


c) promuove le iniziative di cui al comma 4; 

d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento 
dei lavoratori in mobilità; 

d-bis) realizza, d’intesa con la regione, a favore delle lavora- 
trici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 
10 aprile 1991, n. 125. 


3. Le regioni, nell’autorizzare i progetti per l’accesso al Fondo 
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma, 
dell’art. 24, legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai 
progetti formativi che prevedono l’assunzione di lavoratori iscritti 
nella lista di mobilità. 

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione 
regionale per l’impiego, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 luglio 1981, n. 390, modificato dall’art. 8, legge 28 febbraio 1986, 
n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modi- 
ficazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del 
citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l’amministrazione pub- 
blica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e 
proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobi- 
lità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento. 


5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui 
all’art. 14, comma 1, lettera 4), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».. 


Nota all'art. 117: 


— La legge 21 febbraio 1991, n. 52, reca: «Disciplina della ces- 
sione dei crediti di impresa». 


Note all'art. 118: 


— Per l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi le note 
all’art. 38. 


— Per l’art. 2359 del codice civile, vedi le note all’art. 34. 
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Note all'art. 122: 


— Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 
reca: «Individuazione del sito Internet www.IlIpp.it per la pubblica- 
zione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di àmbito sta- 
tale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti 
dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed 
avvisi di gara delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della 
legge n. 109/1994.». 


— Il testo dell’art. 1, comma 1, lettera 5) e dell’art. 4, comma 1, 
della legge 29 settembre 1964, n. 847, (Autorizzazione ai comuni e 
loro consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi 
della legge 18 aprile 1962, n. 167), è il seguente: 

«Art. 1. — I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a 
contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge 
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, 
n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito 
fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di 
opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti 
di assicurazione e di previdenza, per l’attuazione dei piani di zona di 
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: 

(omissis); 

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al succes- 
sivo art. 4; 

(omissis)». 

«Art. 4. — Le opere di cui all’art. 1, lettera 5) sono quelle di urba- 

nizzazione primaria e cioè: 
a) strade residenziali; 
b) spazi di sosta o di parcheggio; 
c) fognature; 
d) rete idrica; 
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
f) pubblica illuminazione; 
g) spazi di verde attrezzato.» 


— Il testo del’art. 16, comma 2, del decreto del Presidente dell'a 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato all’art. 32, è il seguerite: 

«2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è 
corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, 
su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scompùto totale 
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso pùò,obbligarsi 
a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione cen le modalità 
e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente aequisizione delle 
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comùmne.». 


Note all'art. 128: 


— Il testo degli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, citàtoxall’art. 93, è il seguente: 


«Art. 9 (Vincoli derivanti da pianiifbahistici). — 1. Un bene è 
sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa effi- 
cace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero 
una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o 
di pubblica utilità. 

2. Il vincolo preordinato/all’esproprio ha la durata di cinque 
anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che 
comporta la dichiarazione dispubblica utilità dell’opera. 

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera, il vincolo preordifiato all’esproprio decade e trova applica- 
zione la disciplina dettata dall’art. 9 del testo unico in materia edilizia 
approvato dal Consiglio”dei Ministri nella riunione del 24 maggio 
2001. 


4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, 
può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedi- 
menti previsti'nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfa- 
cimento degli Standard. 


5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato 
all’esproprio) il consiglio comunale può motivatamente disporre che 
siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica uti- 
lità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico 
generale. In tal caso, se la regione o l’ente da questa delegato all’ap- 
provazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio 
dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione 
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della delibera del consiglio comunale e della relativa completa docu- 
mentazione, si intende approvata la determinazione»del” Consiglio 
comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’éfficacia. 


6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla è innovato in ordine 
alla normativa statale o regionale sulla adozione“e.sulla approvazione 
degli strumenti urbanistici.». 


«Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversidaipiani urbanistici gene- 
rali). — 1. Se la realizzazione di un’operaxpubblica o di pubblica 
utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preor- 
dinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia 
atto, su iniziativa dell'’amministazione Competente all’approvazione 
del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di pro- 
gramma, una intesa ovvero un altro“attò, anche di natura territoriale, 
che in base alla legislazione vigente,comporti la variante al piano 
urbanistico e l'apposizione sugun\bene del vincolo preordinato al- 
l’esproprio.». 

Art. 11 (La partecipazione degli interessati). — 1. Al proprietario 
del bene sul quale si intend&apporre il vincolo preordinato all’espro- 
prio, che risulti dai registri catastali, va inviato l’avviso dell’avvio del 
procedimento: 

a) nel caso ditadozione di una variante al piano regolatore per 
la realizzazione di0una) singola opera pubblica, almeno venti giorni 
prima della delibera del consiglio comunale; 

b) nei caswprevisti dall’art. 10, comma 1, almeno venti giorni 
prima dell’emianazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esi- 
genze di celeritàvdel procedimento; 

c)neiteasi previsti dall’art. 12, comma 1, lettera c), l'avviso di 
avvio del»procedimento è comunicato agli interessati alle singole 
opere/previste dal progetto, dandone altresì pubblico avviso su uno o 
più quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati possono 
formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono 
valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determina- 
zioni. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le dispo- 
sizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprie- 
tario dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approva- 
zione degli strumenti urbanistici. 

3. Qualora il vincolo preordinato all’esproprio sorga dall’inseri- 
mento dell’opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario 
dell’area va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento di approva- 
zione del medesimo programma.». 

Art. 19 (L'approvazione del progetto). — 1. Quando l’opera da 
realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l’appro- 
vazione del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale costi- 
tuisce adozione della variante allo strumento urbanistico. 


2. Se l’opera non è di competenza comunale, l’atto di approva- 
zione del progetto esecutivo da parte della autorità competente è tra- 
smesso al Consiglio comunale, che può disporre l’adozione della cor- 
rispondente variante allo strumento urbanistico. 


3. Il vincolo preordinato all’esproprio si intende apposto quando 
diventa efficace la delibera di approvazione della variante al piano 
urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati 
all’art. 10, comma 1, con cui è approvato il progetto definitivo. 

4. Nei casi previsti dai commi | e 2, se la regione o l’ente da que- 
sta delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non 
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, 
decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e 
della relativa completa documentazione, si intende approvata la 
determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta 
ne dispone l’efficacia.».. 


— Il testo dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, citato all’art. 32, è il seguente: 

«Art. 34 (Accordi di programma). — 1. Per la definizione e l’at- 
tuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e 
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni sta- 
tali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti 
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il 
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera 
o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclu- 
sione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più 
dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e 
per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento. 
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2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, 
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti 
partecipanti. 

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di pro- 
gramma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o 
il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate. 


4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente 
della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre 
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presi- 
dente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed 
è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L’accordo, qualora 
adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti 
della intesa di cui all’art. 81 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti 
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edi- 
lizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato. 


5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, 
l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio 
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 


6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei 
programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente 
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti 
commi. L’approvazione dell'accordo di programma comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle mede- 
sime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non 
hanno avuto inizio entro tre anni. 


7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli 
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto 
dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sin- 
daco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, non- 
ché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella 
provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni sta- 
tali o enti pubblici nazionali. 

8. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il 
concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di 
programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di 
vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresen- 
tante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai 
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato allaccordo. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite 
dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.» 


— Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici=6 aprile 2001, 
n. 20, si veda nelle note all’art. 122. 


Nota all'art. 130: 


— Per l’art. 30 e per il decreto legislativo.-18 agosto 2000, n. 267, 
si veda nelle note all’art. 90. 


Note all'art. 131: 


— Per il decreto del Presidénte della Repubblica 3 luglio 2003, 
n. 222, si veda nelle note all’art»87. 


— Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si veda nelle 
note all’art. 92. 


— Il testo degli artiéoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300, (Norme sulla tùtela della libertà e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme 
sul collocamento), è»il.seguente: 


«Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrità fisica). — I lavoratori, 
mediante loroTappresentanze, hanno diritto di controllare l’applica- 
zione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione 
di tutte le-misùire idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità 
fisica.». 


«Art. 11 (Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul 
servizio di mensa). — Le attività culturali, ricreative ed assistenziali 
promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggio- 
ranza dai rappresentanti dei lavoratori. 
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Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a Norma del- 
l’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del sefvizio di mensa 
secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.» 


«Art. 35 (Campo di applicazione). — Per le mprese industriali e 
commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eteezione del primo 
comma dell’art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, 
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autofiomo che occupa più di 
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni Shapplicano alle imprese 
agricole che occupano più di cinque dipendenti. 

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e 
commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 
quindici dipendenti ed alle imprese“agrièole che nel medesimo ambito 
territoriale occupano più di cinque.dipèéndenti anche se ciascuna unità 
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. 

Ferme restando le norme*di èyi agli articoli 1, 8,9, 14, 15, 16 e 17, 
i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di 
cui alla presente legge allèsimprese di navigazione per il personale 
navigante.». 


Nota all'art. 132: 


— L'art. 1664, comma 2 del codice civile, così reca: 


«Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione 
derivanti da cause’geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, 
che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appalta- 
tore, questi ha diritto a un equo compenso.». 


Nota/all'art. 133: 


+» L'art. 1664, comma | del codice civile, così recita: 


«Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione). — Qualora per 
effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o dimi- 
Nuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determi- 
fare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo 
complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chie- 
dere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere 
accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.». 


Nota all'art. 135: 


— Per l’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si veda nelle 
note art. 38. 


Note all'art. 141: 


— L'art. 1669 del codice civile, così recita: 


«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). — Quando si tratta 
di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga 
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio 
del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, 
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appalta- 
tore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi 
causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 


Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».. 


Nota all'art. 143: 


— Iltesto dell’art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
citata all’art. 2, è il seguente: 

«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di 
progetto). — 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’ap- 
provazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino 
applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza 
diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione indivi- 
duati all’esito della procedura di cui all’art. 37-quater della legge 
n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’art. 37-quin- 
quies della medesima legge.». 


Note all'art. 144: 


— Per la direttiva 2004/18, si veda nelle note all’art. 18. 
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Note all'art. 153: 


— Il testo dell’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, citato all’art. 75, è il seguente: 


«Art. 106 (Elenco generale). — 1. L’esercizio nei confronti del 
pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione 
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di 
pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari 
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC. 


2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svol- 
gere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività 
previste dalla legge. 


3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti 
condizioni: 
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per 
azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; 
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; 


c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capi- 
tale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; 


d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli espo- 
nenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 


4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Ita- 
lia e PUIC: 

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma |], 
nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pub- 
blico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei con- 
fronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; 


b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi 
di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare 
la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme 
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 
5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comuni- 
cazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB. 


6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione 
nell’elenco, ’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, noti- 
zie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso 
la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione diyaltre 
autorità. 

7.I soggetti che svolgono funzioni di amministraziòhe, direzione 
e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all’UIC, 
con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche amaloghe ricoperte 
presso altre società ed enti di qualsiasi natura.». 


— Il testo dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 
(Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), è il seguente: 


«Art. 1. — Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette 
alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, 
sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per 
conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la 
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. 


Sono escluse dalla competenza délle società di cui al comma pre- 
cedente le funzioni di sindaco di°società commerciale, di curatore di 
fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere 
le attribuzioni di carattere stréttàmente personale riservate dalle leggi 
vigenti esclusivamente agli iseritti negli albi professionali e speciali. 


Le norme della presente legge si applicano anche alle società 
estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel terri- 
torio del Regno, svolgano ‘alcuna delle attività prevedute dal primo 
comma di questo articolo.».. 


— L'art. 2578 del codice civile, così recita: 


«Art. 2578 Progetti di lavori). — All’autore di progetti di lavori 
di ingegneria.o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni ori- 
ginali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di ripro- 
duzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere 
un equo eompenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo 
di lucro senza il suo consenso.». 


Il testo dell’art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 
17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina civilistica e fiscale degli enti con- 
ferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 
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1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione 
bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998; n. 461), è 
il seguente: 


«Art. 1 (Definizioni). — Nel presente decreto si ‘intendono per: 
(omissis); 


c-bis) «Settori ammessi»: 1) famiglia Valori connessi; crescita 
e formazione giovanile; educazione, istruzione è formazione, incluso 
l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia 
e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; 
diritti civili; 2) prevenzione della crîminalità e sicurezza pubblica; 
sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edili- 
zia popolare locale; protezione dei ‘eénsumatori; protezione civile; 
salute pubblica, medicina preventiva” riabilitativa; attività sportiva; 
prevenzione e recupero delle tOssicodipendenze; patologia e disturbi 
psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e 
qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati 
possono essere modificati:conregolamento dell’Autorità di vigilanza 
da emanare ai sensi dell’àrt. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 


(omissis).». 


Nota all'art. 155: 


Per ilédecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, si-.vedanelle note all’art. 93. 


Notaall'art. 157: 


V’art. 2412 del codice civile così recita: 


«Art. 2412 (Limiti all'emissione). — La società può emettere 
obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente 
non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci 
attestano il rispetto del suddetto limite. 


Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbliga- 
zioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte 
di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma 
delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbliga- 
zioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei con- 
fronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. 


Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel 
calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da 
ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a 
due terzi del valore degli immobili medesimi. 


Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli 
importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbli- 
gazioni emesse da altre società, anche estere. 


Il primo e il secondo comma non si applicano all’emissione di 
obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati rego- 
lamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate 
negli stessi o in altri mercati regolamentati. 


Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia 
nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento del- 
l’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore 
a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, 
delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. 


Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a partico- 
lari categorie di società e alle riserve di attività.». 


Note all'art. 160: 


L'art. 2745 del codice civile, così recita: 


«Art. 2745 (Fondamento del privilegio). — Il privilegio (att. 234) 
è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La 
costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata 
alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a partico- 
lari forme di pubblicità.» 
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L’art. 1524, comma 2, del codice civile, così recita: 


«Art. 1524 (Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di 
terzi). — (Omissis). 


Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle 
lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo 
acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in appo- 
sito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione 
del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal 
terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. 


(Omissis).». 
L’art. 1153 del codice civile, così recita: 


«Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso). — Colui al quale 
sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne 
acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede 
al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferi- 
mento della proprietà. 


La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se que- 
sti non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. 


Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di 
pegno.». 


Note all'art. 161: 


Il testo dell’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, 
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti pro- 
duttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produt- 
tive.), è il seguente: 


«Art. 1. — Delega al Governo in materia di infrastrutture ed 
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 
delle attività produttive. 


1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle 
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insedia- 
menti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da rea‘ 
lizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per assi- 
curare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi 
di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei*présiìdi 
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere4lacui rile- 
vanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione è ope- 
rata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le regioni 
o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e 
previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art: 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel DocumentoWi programmazione 
economico-finanziaria, con l’indicazione dei rélativi stanziamenti. 
Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al 
presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio 
socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di 
garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell’ap- 
provvigionamento energetico del Paese%e per l'adeguamento della 
strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della 
gestione dei servizi pubblici locali di(difesa dell'ambiente. Al fine di 
sviluppare la portualità turistica ihGoverno, nell’individuare le infra- 
strutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture 
dedicate alla nautica da diporto di cui all’art. 2, comma I, lettere a) 
e b), del regolamento di cui alldecreto del Presidente della Repubblica 
2 dicembre 1997, n. 509. Ixprogramma tiene conto del Piano generale 
dei trasporti. L'inserimento el programma di infrastrutture strategi- 
che non comprese nel/Piano generale dei trasporti costituisce automa- 
tica integrazione dello stésso. Il Governo indica nel disegno di legge 
finanziaria ai sensi»dell’art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 
5 agosto 1978, n4468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, 
che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo 
scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad 
opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricom- 
prese nel:pregramma. In sede di prima applicazione della presente 
legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. 
Gli interveriti previsti dal programma sono automaticamente inseriti 
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma 
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione 
delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative già incluse 
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse dispo- 
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nibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro 
avente validità pluriennale tra il Governo e ogni sirigolà regione o 
provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizza- 
zione delle opere.». 


La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al'Governo in materia 
di infrastruttre ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi 
per il rilancio delle attività produttive.) è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.0. 


Nota all'art. 162: 


— Il testo dell’art. 1 della legge 3 dicembre 2001, n. 443, citata 
all’art. 161, è il seguente: 


«Art. 1 (Delega al Governo în,materia di infrastrutture ed insedia- 
menti produttivi strategici ed\altrì interventi per il rilancio delle attività 
produttive). — 1. Il Goverrto, nel rispetto delle attribuzioni costituzio- 
nali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli 
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale 
da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché 
per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione 
dei costi di gestione ‘déi complessi immobiliari sedi delle istituzioni 
dei presìdi centrali.e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere 
la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L’individua- 
zione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti 
e le regioni oyprovince autonome interessate e inserito, previo parere 
del CIPE/è)previa intesa della Conferenza unificata di cui all’art. 8 
del deèreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di pro- 
grammazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi 
stanziamenti. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti 
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo fina- 
lità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, 
nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento 
dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese e per l’adegua- 
mento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrut- 
ture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell’ambiente. 
AI fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell’indivi- 
duare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche 
delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’art. 2, 
comma 1, lettere a) e d), del regolamento di cui al decreto del Presi- 
dente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene 
conto del Piano generale dei trasporti. L’inserimento nel programma 
di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei tra- 
sporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo 
indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 3, 
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifica- 
zioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pub- 
blici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione 
delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le pro- 
vince autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima 
applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE 
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono 
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e 
negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, 
ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione 
con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le 
indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in 
una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo 
e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto 
coordinamento e realizzazione delle opere.». 


Note all'art. 163: 


— Per la legge 21 dicembre 2001, n.443, vedere le note 
all’art. 161. 


— Il testo dell’art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato (legge finanziaria 2002), è il seguente: 


«Art. 47 (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi). — 
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e 
delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, indivi- 
duate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini 
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di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni 
finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico 
gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, 
mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche 
di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di 
nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né 
comunque di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.» 


— Il testo dell’art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure 
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli 
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina PINAIL, 
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.), è il 
seguente: 


. «Art. 7 (Istituzione dell’Unità tecnica - Finanza di progetto). — 
1. È istituita, nell’àmbito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di pro- 
getto, di seguito denominata «Unità». 


2. L’Unità ha il compito di promuovere, all’interno delle pubbli- 
che amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infra- 
strutture con ricorso a capitali privati anche nell’àmbito dell’attività 
di verifica prevista all’art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle 
commissioni costituite nell’èàmbito del CIPE su materie inerenti al 
finanziamento delle infrastrutture. 


3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici 
nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere 
soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali 
privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all’art. 14, 
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifica- 
zioni. 

4. L’Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano 
richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-econo- 
mica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi del- 
l’art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifica- 
zioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione 
delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dal- 
l’art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994. 


5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi 
individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici, 


6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera&le modalità 
organizzative dell'Unità. 


7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità£scelte in parte tra 
professionalità delle amministrazioni dello Stato_im posizione di 
comando e in parte a seguito di un processo di seleziohe, fondato sulla 
concreta esperienza nel settore, tra professiorialità esterne che ope- 
rano nei settori tecnico-ingegneristico, economico*finanziario e giuri- 
dico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Mini- 
stro del tesoro, del bilancio e della progràmmazione economica, di 
concerto con il Ministro per la funzione pùbblica. 


8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i 
Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e del- 
l’ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati 
per una sola volta. 


9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economicà»ditoncerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai 
componenti dell'Unità e%l’ammontare delle risorse destinate al suo 
funzionamento. 


10. All’onefe, derivante dall’applicazione del presente articolo, 
determinato in lire'2,5 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’àmbito dell’unità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di 
previsione dél Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- 
zione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accanto- 
namento relativo al medesimo Ministero. 


11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull’at- 
tività dell’Unità e sui risultati conseguiti». 
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— Il testo dell’art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annualeve pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2001), è il seguente: 


«Art. 57 (Finanza di progetto). — 1. AI fine di garantire il rag- 
giungimento degli obiettivi fissati dal Documento di,programmazione 
economico-finanziaria per gli anni 2001-2004. in coerenza con gli 
orientamenti programmatici definiti dal CTPE, le amministrazioni 
statali, in fase di pianificazione ed attuazion&déi programmi di spesa 
per la realizzazione di infrastrutture, aèquisiscono le valutazioni 
dell’unità tecnica-finanza di progetto;,di cui all’art. 7 della legge 
17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con 
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unifi- 
cata di cui all’art. 8 del decreto \législativo 28 agosto 1997, n. 281. 
Con deliberazione del CIPE, dasemanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore délla presente legge, sentita la medesima 
Conferenza unificata, saranno“ndividuate ulteriori modalità di incen- 
tivazione all’utilizzo dello, strumento della finanza di progetto. Le 
amministrazioni regionalite locali possono ricorrere alle valutazioni 
dell’unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste 
dal presente articolo.) 


— Il testoxdell’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con Modificazioni, dalla legge 23 maggio 1197, n. 135, 
(Disposizioni‘urgenti per favorire l’occupazione.), è il seguente: 


«Art{18, (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). — 
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle(fimanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato 
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto 
o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell’Unione europea, di rile- 
vante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i con- 
nessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in 
concessione 0 comunque ricompresi in una convenzione quadro 
oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o 
proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte tempo- 
raneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari 
straordinari. 


2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubbli- 
cazione dell’elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti 
adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari per- 
ché l’esecuzione dell’opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi 
gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 


3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui 
al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta 
giorni dalla richiesta. 


4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il 
commissario straordinario di cui alcomma 1 provvede in sostituzione 
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strut- 
ture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i prov- 
vedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono 
comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione 
o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, 
nel cui àmbito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte 
temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i 
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la 
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine 
e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono 
esecutivi. 


4-bis. Per l’attuazione degli interventi di cui ai precedenti com- 
mi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposi- 
zione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria 
sull’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della norma- 
tiva in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patri- 
monio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali 
dell’ordinamento. 


4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono 
contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare 
e devono essere motivati. 
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4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il 
pronto avvio o la pronta ripresa dell’esecuzione dell’opera commissa- 
riata, può essere abilitato ad assumere direttamente determinate fun- 
zioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa 
dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d’appalto pronunciata 
dal commissario straordinario, l’appaltatore deve provvedere al ripie- 
gamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle 
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato 
dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d’uffi- 
cio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui 
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, 
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impedi- 
scano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti. 


5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini- 
stro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, 
in luogo della prosecuzione dell’esecuzione delle opere di cui al 
comma I, l’utilizzazione delle somme non impegnabili nell’esercizio 
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione 
degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a 
uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, commi 2 e 3, 
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 


6. AI fine di assicurare l’immediata operatività del servizio tec- 
nico di cui all’art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc- 
cessive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta 
ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla 
regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in 
deroga all’art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per 
esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque 
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all’art. 5, 
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 


7. AI relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l’anno 1997 ed 
in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante 
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all'uopo utiliz- 
zando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento, relativo 
al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciasèuno degli 
anni 1998 e 1999 l’accantonamento relativo alla Presidenza, del Consi- 
glio dei Ministri. 

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio(dèi.Ministri, suc- 
cessivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabilitivi criteri per la 
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di 
cui al medesimo comma 1. Alla corrispondenteéspesa si farà fronte 
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui‘al predetto comma 1.». 


Nota all'art. 164: 


Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, vedi 
nelle note all’art. 122. 


Note all'art. 165: 


— Per l’art. 11 e per iltdeereto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, si veda\nelle note all’art. 128. 


— Per l’art. 15 e perl decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327 Siveda nelle note all’art. 93. 


Note art. 166: 
— Per la/legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all’art. 2. 


— Iltesto/dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri(10 agosto 1988, n. 377, (Regolamentazione delle pronunce 
di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, 
n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in 
materia di danno ambientale), è il seguente: 

«Art. 5 (Pubblicità). — 1. Contestualmente alla comunicazione 
di cui al comma 3 dell’art. 2, il committente di opere di cui all’art. 1 
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provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso&nèlia regione 
o provincia autonoma territorialmente interessata e su ‘un quotidiano 
a diffusione nazionale, di un annuncio contenefite l’indicazione 
dell’opera, la sua localizzazione ed una sommaria deserizione del pro- 
getto. 


2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie 
del progetto e degli elaborati della comunicazione, così come definiti 
all’art. 2, presso il competente ufficio della.regione o provincia auto- 
noma interessata, ai fini della consultazione)da parte del pubblico. 


3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, individuano gli viffici)di cui al comma 2 provve- 
dendo anche alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione 
e ad una adeguata informazione al pubblico.». 


— Per l’art. 11 del decreto del\Prèsidente della Repubblica 8 giu- 
gno 2001, n. 327 si veda nelle mote àll’art. 128. 


L’art. 16 del medesimo decreto, così recita: 


«Art. 16 (Le modalità“xehe precedono l'approvazione del progetto 
definitivo). — 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare 
del potere di approvazione*‘del progetto di un’opera pubblica o di pub- 
blica utilità, può promwovere l'adozione dell’atto che dichiara la pub- 
blica utilità dell’operaVA tale fine, egli deposita presso l’ufficio per le 
espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti rite- 
nuti rilevanti e ad.una relazione sommaria, la quale indichi la natura 
e lo scopo delle &pere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, 
alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa 
vigente. 


2. In ogni caso, lo schema dell’atto di approvazione del progetto 
deve riéhiàmare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e 
degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’e- 
stensione' e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi 
catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri 
catastali. 

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 15 consente anche 
l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. 


4. AI proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione 
dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito 
degli atti di cui al comma I, con l’indicazione del nominativo del 
responsabile del procedimento. 


5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osser- 
vano le forme di cui all’art. 11, comma 2. 


6. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli inter- 
venti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l’avviso di avvio del 
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con 
le modalità di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ago- 
sto 2002, n. 190. 


7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per 
irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri cata- 
stali, il progetto può essere ugualmente approvato. 

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali 
e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al 
comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi 
all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su 
uno 0 più quotidiani a diffusione nazionale e locale. 


9. L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunica- 
zione a chi non risulti proprietario del bene. 


10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare 
osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio 
di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso. 

11. Nei casi previsti dall’art. 12, comma 1, il proprietario del- 
l’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espro- 
priazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non 
siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disa- 
gevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per 
disporne una agevole utilizzazione. 


12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con 
atto motivato. Se l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni 
comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di 
un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono 
ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. 


13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente 
separabile dell’opera, l’autorità espropriante può approvare per la 
restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osserva- 
zioni. 
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14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’op- 
portunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già 
espropriati, con atto motivato l’autorità espropriante integra il prov- 
vedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiara- 
zione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti 
commi.)». 


— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all’art. 97. 


Nota all'art. 168: 


— Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20, vedi le note all’art. 122. 


Nota all'art. 169: 


— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vedi le note 
all’art. 7. 


Nota all'art. 170: 


— Il testo dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327, citato nelle note dell’art. 128, è il seguente: 


«Art. 25 (Effetti dell’espropriazione per i terzi). — 1. L’espropria- 
zione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti 
gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 


2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non 
incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di 
esproprio. 


3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti rela- 
tivi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’in- 
dennità. 

4. A seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto 
convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla 
richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici 
titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversa- 
mento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi inter- 
ferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponentèyqua- 
lora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, 
può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche 
eventualmente definite ai sensi del presente comma». 


Note all'art. 172: 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, vedi le note dell’art. 128. 


— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca; «Riordinamento delle 
camere di commercio, industria, artigianato(e agricoltura». 


Nota all'art. 175: 


— Per il decreto del Ministfo dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20, vedi le note all’art. 122. 


Note all'art. 176: 


— Il testo dell’art.6xcomma 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno/2001; n. 327, citato all’art. 128, è il seguente: 


«8. Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un 
concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del 
potere espropriativo)può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei 
propri poteri e$propriativi, determinando chiaramente l’àmbito della 
delega nella_concessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi 
vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A que- 
sto scopo®i Soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega 
poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I sog- 
getti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle 
attività preparatorie.». 

— Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note all’art. 161. 

— Per la direttiva 2004/18/CE vedi le note alle premesse. 
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— L’art. 2410 del codice civile così recita: 


«Art. 2410 (Emissione). — 1. Se la legge o lo statuto.non dispon- 
gono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli 
amministratori. 

In ogni caso la deliberazione di emissione deve/risultare da ver- 
bale redatto da notaio ed è depositata ed4iscfitta a norma del- 
l’art. 2436.». 


— Il testo dell’art. 13 della legge 5 agostò 1978, n. 468 (Riforma 
di alcune norme di contabilità generale dello-Stato in materia di bilan- 
cio), è il seguente: 

«Art. 13 (Garanzie statali). — 1. Invallegato allo stato di previ- 
sione della spesa del Ministero delttesoro sono elencate le garanzie 
principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri 
soggetti.». 


Nota all'art. 177: 
— Per la direttiva 2004/18/CE vedi le note alle premesse. 


Note all'art. 179: 
— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi le note all’art. 2. 


— Il testo dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di 
compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, 
n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in 
materia*@di.danno ambientale), è il seguente: 

«Art, 5 (Pubblicità). — 1. Contestualmente alla comunicazione 
di gui allcomma 3 dell’art. 2, il committente di opere di cui all’art. 1 
provyede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione 
@proVincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano 
aXdiffusione nazionale, di un annuncio contenente l’indicazione 
dell’opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del pro- 
getto. 

2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie 
del progetto e degli elaborati della comunicazione, così come definiti 
all’art. 2, presso il competente ufficio della regione o provincia auto- 
noma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico. 

3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, individuano gli uffici di cui al comma 2 provve- 
dendo anche alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione 
e ad una adeguata informazione al pubblico.». 


Note all'art. 181: 


— La legge 16 aprile 1973, n. 171, reca: «Interventi per la salva- 
guardia di Venezia». 

— La legge 29 novembre 1984, n. 798, reca: «Nuovi interventi 
per la salvaguardia di Venezia». 

— La legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca: «Interventi per la salva- 
guardia di Venezia e della sua laguna». 

— La legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, reca: «Collega- 
mento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente». 

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
23 gennaio 1998, reca: «Alienazione della partecipazione del Tesoro 
nella BNL S.p.a., ovvero nella società che risulterà dalla integrazione 
con il Banco di Napoli S.p.a.». 


Note all'art. 182: 


— Per l’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, 
vedi le note all’art. 162. 

— La direttiva 85/337/CEE è pubblicata nella GUCE del 
5 luglio 1985, n. L 175. 

— La direttiva 97/11/CE è pubblicata nella GUCE 14 marzo 
1997, n. L 73. 

— Il testo dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è il 
seguente: 

«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). — 1. Al verifi- 
carsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per 
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il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emer- 
genza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto 
riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime 
modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al 
venir meno dei relativi presupposti. 


2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla 
dichiarazione di cui al comma I, si provvede, nel quadro di quanto 
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze 
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi gene- 
rali dell’ordinamento giuridico. 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della 
protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare 
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette 
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
qualora non siano di diretta sua emanazione. 


4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della 
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 
e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il rela- 
tivo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega 
dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. 


5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono con- 
tenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e 
devono essere motivate. 


6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pub- 
blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché tra- 
smesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi del- 
l’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142». 


— Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attua- 
zione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento». 


Note all'art. 183: 


— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ago; 
sto 1988, n. 377, vedi le note all’art. 179. 


— Iltesto dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione 
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambièntale), 
è il seguente: 

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di. legge relativo 
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia vdi impatto 
ambientale. 


2. In attesa dell’attuazione legislativa delle direttive comunitarie 
in materia di impatto ambientale, le norme tegniche e le categorie di 
opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed 
alle quali si applicano le disposizioni di cui al Successivi commi 3, 4 
e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, previa deliberazione del Consiglio‘\dei Ministri, adottata su 
proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il comitato scientifico di 
cui al successivo art. 11, conformemente%alla direttiva n. 85/337 del 
27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee. 


3. I progetti delle opere di cuifal precedente comma 2 sono comu- 
nicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al 
Ministro per i beni culturali /@xambientali e alla regione territorial- 
mente interessata, ai fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente. 
La comunicazione contiene indicazione della localizzazione dell’in- 
tervento, la specificazion® dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni 
ed immissioni inquinantiell’atmosfera e delle emissioni sonore pro- 
dotte dall’opera, la deserizione dei dispositivi di eliminazione o recu- 
pero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all’am- 
biente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell’avvenuta comu- 
nicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul 
quotidiano piùdiffuso nella regione territorialmente interessata, non- 
ché su un quotidiano a diffusione nazionale. 


4. Il Ministro dell’ambiente, sentita la regione interessata, di con- 
certo con*il'‘Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia 
sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi 
i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo 
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di 
particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vin- 
colo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente prov- 
vede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
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5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non 
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero-dell’ambiente, 
la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. 

6. Qualora, nell’esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Mini- 
stro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere 
sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi”del comma 4, o 
comunque tali da compromettere fondamentalidesigenze di equilibrio 
ecologico e ambientale, ordina la sospensionè-dei lavori e rimette la 
questione al Consiglio dei Ministri. 


7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e 
ambientali nelle materie di sua competenza. 


8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto 
dall’art. 1-bîs, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, 
convertito, con modificazioni, nellategge 8 agosto 1985, n. 431, eser- 
cita i poteri di cui agli articoli‘4e 82 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n/616,%di concerto con il Ministro dell’am- 
biente. 

9. Qualsiasi cittadino, inYconformità delle leggi vigenti, può pre- 
sentare, in forma scritta, ‘al Ministero dell'ambiente, al Ministero per 
i beni culturali e ambiéntali e alla regione interessata istanze, osserva- 
zioni o pareri sull’opèra soggetta a valutazione di impatto ambientale, 
nel termine di trefita giorni dall’annuncio della comunicazione del 
progetto.». 


Nota all'art. 1484: 


— Il4esto dell’art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme 
per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per 
interventivin materia di opere a carattere ambientale), è il seguente: 


«Art 27 (Interventi in materia ambientale). — 1. Per le maggiori 
esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il 
cui Valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione 
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro- 
posta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, 
anche in corso d’opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed 
operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il ver- 
samento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata 
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma- 
zione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito 
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per 
essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valuta- 
zione ambientale. 


2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente arti- 
colo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore 
della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all’art. 6 
della legge 8 luglio 1986, n. 349.» 


Nota all'art. 185: 


— Gli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, citata 
all’art. 183, così recitano: 


«Art. 8. — 1. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente 
legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato 
previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie 
locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli 
istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello 
Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e 
degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare 
apposite convenzioni. 

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo 
stato di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e sullo 
stato di conservazione di ambienti naturali. Per l’accesso nei luoghi 
dei soggetti incaricati si applica l’art. 7, comma primo, della legge 
25 giugno 1865, n. 2359. 

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle 
regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge rela- 
tive alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave 
danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adem- 
piere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, 
adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di sal- 
vaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività 
antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni 
competenti. Se la mancata attuazione o l’inosservanza di cui al pre- 
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sente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Mini- 
stro dell’ambiente informa senza indugio il Ministro competente da 
cui l’ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicu- 
rare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento caute- 
lare per evitare un grave danno ecologico, l’ordinanza di cui al pre- 
sente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente. 


4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni 
compiute in danno dell’ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale 
del nucleo operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri, che viene 
posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché 
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela 
del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della 
Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri 
competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro 
della marina mercantile.» 


«Art. 9. — 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle mate- 
rie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle 
norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle 
attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla pre- 
sente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferi- 
mento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed 
agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale 
funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con 
atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente. 


2. Il Ministro dell’ambiente emana le direttive concernenti le atti- 
vità delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, 
ai sensi dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali. 


3. Il Ministro dell’ambiente, in caso di persistente inattività degli 
organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, sentita la 
regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale 
dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’ammini- 
strazione regionale. 

4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono 
tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento 
delle proprie funzioni.». 


Nota all'art. 186: 
— Per la legge 25 giugno 1909, n. 422, vedi le notàxall’art. 34. 


Note all'art. 190: 


— Per la legge 25 giugno 1909, n. 422, veda, le) note all’art. 34. 


— Il decreto legislativo del 10 gennaio(2005, n. 9, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 20057 reca: «Integrazioni 
al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, per l’istituzione del 
sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategi- 
che e di preminente interesse nazionalea norma della legge 21 dicem- 
bre 2001, n. 443». 


Nota all'art. 192: 


— Per il decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, vedi le note 
all’art. 190. 


Note all'art. 194: 


— Il testo degli/articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato) (legge finanziaria 2003), è il seguente: 


«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). — 
1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui 
all’art. 61 della4presente legge nonché le risorse del fondo unico per 
gli incentivi alle imprese di cui all’art. 52 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448»limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle 
aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui 
al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità asse- 
gnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regiona- 
lizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. 
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La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finan- 
ziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoùtilizzate di 
cui all’art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettiva- 
mente allo stato di attuazione degli interventi finanziati} alle esigenze 
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e 
alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicu- 
rare l’accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni 
presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che 
emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando 
per ciascuno di essi i risultati economico-Seciali attesi e il cronopro- 
gramma delle attività e di spesa. Glî,interventi finanziabili sono 
attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di 
programma quadro. Gli interventidi accelerazione da realizzare nel 
2004 riguarderanno prioritariamentèy1 settori sicurezza, trasporti, 
ricerca, acqua e rischio idrogeologico 

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle opera- 
zioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle 
diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano 
al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa 
localizzazione, e sullo state,complessivo di impiego delle risorse asse- 
gnate. 


3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un appo- 
sito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incen- 
tivi alle imprese»di cui all’art. 52 della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto- 
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 ditembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla pro- 
grammazioneynegoziata per patti territoriali, contratti d’area e con- 
tratti di(programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attua- 
zione/del ©omma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie deri- 
vanti da/provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi 
citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell’art. 8 della legge 7 agosto 
1997). 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell’Istituto per la 
promozione industriale, di cui all’art. 14, comma 3, della legge 
5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza 
tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal 
presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con 
proprio decreto, il Ministro delle attività produttive. 


4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è 
destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e 
delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le 
attività culturali, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infra- 
strutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l’uti- 
lizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente 
periodo. 


5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento 
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell’ambito del programma 
di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, 
n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui 
all’art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 


istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d’area, nonché per quelle 
di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero 
delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi pre- 
visti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a 
quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 
21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta 
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Mini- 
stero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le 
condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a sti- 
pulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il com- 
pletamento delle attività previste dalle stesse convenzioni». 


«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle mede- 
sime aree). — 1. A decorrere dall’anno 2003 è istituito il fondo per le 
aree sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree 
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono 
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comun- 
que evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di 
riequilibrio economico e sociale di cui all’allegato 1, nonché la dota- 
zione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l’anno 2003, di 650 milioni 
di euro per l’anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l’anno 2005. 

2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’art. 11, 


comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni. 


— 259 — 


2-5-2006 


3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti 
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere 
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione terri- 
toriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico 
e sociale, nonché: 

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le 
risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui 
all’art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili 
anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all’allegato 1, 
sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all’art. 73 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimiz- 
zare l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidità e sempli- 
cità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del 
documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispon- 
dere alle esigenze del mercato. 


4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti 
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’art. 11-fer della legge 
5 agosto 1978, n. 468. 


5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo 
preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di 
attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui 
al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi 
contenuti nel comma 2 dell’art. 72. Sino all’adozione delle delibere di 
cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle 
disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

6. AI fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un 
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e 
del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni 
di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell’ISTAT e delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 
30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi 
effettuati nell’anno precedente, contenente altresì elementi di valuta- 
zione sull’attività svolta nell’anno in corso e su quella da svolgere nel- 
l’anno successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette 
tale relazione al Parlamento. 


7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto 
di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le-regiòni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della 
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province/autonome di 
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentànza della 
Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del, CIPE relative 
all’utilizzo del fondo di cui al presente articolo $onertrasmesse al 
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle compe- 
tenti Commissioni. 


8. Il Ministro dell'economia e delle firianze è autorizzato ad 
apportare, anche con riferimento all’art. 60, ©on propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio in termini»di residui, competenza 
e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di 
previsione delle amministrazioni intere$satò. 

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o 
parziale delle agevolazioni di cui all’afty1 del decreto-legge 23 giugno 
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, 
n. 341, nonché quelle di cui all’àrt»8, comma 2, della legge 7 agosto 
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive 
per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprendito- 
riali comprese nei patti tertitoriali e per il finanziamento di nuovi 
contratti di programma-PerÈil finanziamento di nuovi contratti di 
programma, una quota-pafi al 70 per cento delle economie è riservata 
alle aree sottoutilizzaàte del Centro-Nord, ricomprese nelle aree 
ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera c), 
del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree 
ricomprese nell’obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 
del Consiglio, del 21 giugno 1999. 


10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o 
parziale delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto- 
legge 22,0ttobrte 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19\dicémbre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle 
attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato 
decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 60 per cento delle 
economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di 
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma 
una quota pari all’85 per cento delle economie è riservata alle aree 
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depresse del Mezzogiorno ricomprese nell’obiettivo 1, di cui al citato 
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 1Ssper'cento alle 
aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissi- 
bili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo»3, lettera c), del 
trattato che istituisce la Comunità europea, nonché)alle aree ricom- 
prese nell’obiettivo 2, di cui al predetto regolamento‘ 


11.-12. (Omissis). 


13. Nei limiti delle risorse di cui alTomma 3 possono essere 
concesse agevolazioni in favore delle imprése operanti in settori 
ammissibili alle agevolazioni ai sensi*del decreto-legge 22 ottobre 
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previ- 
ste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere &»,é c), del trattato che istituisce 
la Comunità europea, nonché nelle%aree ricadenti nell’obiettivo 2 di 
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 
1999, che investono, nell’ambito di programmi di penetrazione 
commerciale, in campagne, pubblicitarie localizzate in specifiche aree 
territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese docu- 
mentate dell’esercizio di@iferimento che eccedono il totale delle spese 
pubblicitarie dell’esercizio precedente e nelle misure massime previste 
per gli aiuti a finalità tegionale, nel rispetto dei limiti della regola 
“de minimis” di cui al)regolamento (CE) n. 69/2001 della Commis- 
sione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sotto- 
porre al controllo-pseventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse 
da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 “Devoluzione di 
proventi” dellostato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, edàindica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e 
le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi 
dei contribùti di cui al presente comma devono produrre istanza 
all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comuni- 
care il suO eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle 
domande pervenute. Qualora l’utilizzazione del contributo esposta 
nell’istanza non risulti effettuata, nell’esercizio di imposta cui si 
riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al 
eohtributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi 
successivi alla conclusione dell’esercizio fiscale.». 


— Il testo dell’art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato - legge finanziaria 2004), è il seguente: 


«130. — All’art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono 
apportate le seguenti modifiche: 


a) al comma 1, le parole: “degli interventi finanziati o alle 
esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incenti- 
vazione” sono sostituite dalle seguenti: “degli interventi finanziati, 
alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di 
incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto 
capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le amministrazioni 
centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità 
finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candi- 
dati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi 
e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanzia- 
bili sono attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli 
Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da 
realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, 
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico”; 


b) al comma 2, le parole: “ogni quattro mesi” sono sostituite 
dalla seguente: “semestralmente” e dopo le parole: “relativa localizza- 
zione” sono aggiunte le seguenti: “, e sullo stato complessivo di 
impiego delle risorse assegnate”.». 


— Il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 
1992, n. 488 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
legge 22 ottobre 1992, n. 415», è il seguente: 


«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti 
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 
decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.». 


— Per l’art. 1 e per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note 
all’art. 162. 


— Per l’art. 13 e del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 vedi le 
note all’art. 163. 


— Per la legge 23 maggio 1997, n. 135, vedi le note all’art. 163. 
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— Il testo dell’art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione 
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», è il 
seguente: 


«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigio- 
namento strategico dell'energia). — 1. L’uso o il riutilizzo di siti 
industriali per l’installazione di impianti destinati al miglioramento 
del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicu- 
rezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della 
diversificazione dell’offerta, è soggetto ad autorizzazione del Mini- 
stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con 
il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata. Ai fini 
della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono 
i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente 
l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un 
progetto preliminare. 


2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
svolge l’istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento 
che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, 
n. 241, come modificata dalla presente legge. L’istruttoria si conclude 
in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presenta- 
zione della richiesta. 


3. Il soggetto richiedente l’autorizzazione, contemporaneamente 
alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, pre- 
senta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale 
attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente norma- 
tiva in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di 
sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedi- 
mento, ove ne sussistano i presupposti. 


4. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la varia- 
zione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce 
proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle 
proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro 
novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale 
termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad 
approvazione della variazione dello strumento urbanistico. 


5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si 
conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costru- 
zione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con 
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione inte- 
ressata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la»deeisione è 
rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede ai sengi“dell’art. 14- 
quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Come sostituito 
dall’art. 12 della presente legge.». 


Nota all'art. 196: 


— Per l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi 
note all’art. 5. 


Nota all'art. 197: 


— Gli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, citato all’art. 7, così recitano: 


«Art. 115 (Forme di gestioné)»—'1. Le attività di valorizzazione 
dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta 
o indiretta. 


2. La gestione in formavdiretta è svolta per mezzo di strutture 
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata 
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e prov- 
viste di idoneo personale tecnico. 

3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite: 

a) affidamentovdiretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, 
consorzi, società»di ‘capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, 
in misura préValehnte, dall’amministrazione pubblica cui i beni 
pertengono; 

b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5. 


4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta 
al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni cul- 
turali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere 4) 
e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in 
termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono 
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. 
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5. Qualora, a seguito della comparazione di cuiGal' comma 4, 
risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzisvalla' stessa si 
provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di 
valutazione comparativa dei progetti presentati. 

6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla 
gestione in forma indiretta di cui al comma 3yettera 4), salvo 
che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell’attività di 
valorizzazione, non risulti conveniente od Opportuna la gestione in 
forma diretta. 

7. Previo accordo tra i titolari delle*attività di valorizzazione, 
l'affidamento o la concessione previsti,al comma 3 possono essere 
disposti in modo congiunto ed integrate, 

8. Il rapporto tra il titolare4dell’attività e l’affidatario od il 
concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono 
specificati, tra l’altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e 
di professionalità degli addetti‘monché i poteri di indirizzo e controllo 
spettanti al titolare dell’attività o del servizio. 

9. Il titolare dell’attività..può partecipare al patrimonio o al 
capitale dei soggetti di cutaltomma 3, lettera a), anche con il conferi- 
mento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti 
del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di ces- 
sazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell’attività o 
del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessa- 
zione, per qualunque Causa, dell’affidamento dell’attività o del servi- 
zio. I beni confetitisin uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale 
specifica se non ini, ragione del loro controvalore economico. 

10. All’affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può 
essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di 
valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in 
qualsiasi,Caso di cessazione dell’affidamento o della concessione del 
servizio o dell’attività.)». 

«Art. 117 (Servizi aggiuntivi). — 1. Negli istituti e nei luoghi della 
cultùrà indicati all’art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza 
culturale e di ospitalità per il pubblico. 

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i 
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale 
informativo, e le riproduzioni di beni culturali; 

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la forni- 
tura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; 

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblio- 
teche museali; 

d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale 
delle riproduzioni dei beni; 

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di 
intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e 
assistenza didattica, i centri di incontro; 

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 

g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, non- 
ché di iniziative promozionali. 

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma inte- 
grata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. 

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste 
dall’art. 115. 

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai 
sensi dell’art. 110.». 


Nota all'art. 198: 


— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vedi le note 
all’art. 197. 


Nota all'art. 201: 


— Il testo l’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per- 
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente: 

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi- 
cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 
province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte 
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altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il 
Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei 
comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - 
UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi- 
gnati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei 
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città 
individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni 
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresen- 
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata 
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi 
la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, del- 
LUPI o dell’UNCEM. 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri 0, su sua delega, dal Ministro 
per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno.». 


Nota all'art. 204: 


— Per l’art. 8 e per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
vedi le note all’art. 201. 


Note all'art. 211: 


— La direttiva 97/67/CE è pubblicata in GUCE 21 gennaio 
1998, n. L 15. 


— Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per 
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il 
miglioramento della qualità del servizio), è il seguente: 

«Art. 4 (Servizi riservati). — 1. Al fornitore del servizio univer- 
sale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono 
essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribu- 
zione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tra- 
mite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo: 

a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennio 
2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre 
volte la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corrispondenza 
più rapida del primo porto di peso; 

b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 
2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due 
volte e mezzo la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corri- 
spondenza più rapida del primo porto di peso. 

2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciastuna fase in sé 
considerata. 

3. La posta transfrontaliera comprende gliyoggetti che fanno 
parte della riserva da inviare all’estero o da ricèvere dall’estero. 

4. Relativamente alla fase di recapito,ssono compresi tra gli invii 
di corrispondenza di cui al comma 1 quelli fenerati mediante utilizzo 
di tecnologie telematiche, ad esclusione déi servizi di recapito della 
posta elettronica ibrida a data od ora cefta, soggetti ad autorizza- 
zione generale. 

5. Indipendentemente dai limiti‘di prezzo e di peso, sono com- 
presi nella riserva di cui al comma] gli invii raccomandati attinenti 
alle procedure amministrative$e giudiziarie; per procedure ammini- 
strative si intendono le procedurèriguardanti l’attività della pubblica 
amministrazione e le gare advevidenza pubblica.». 


Nota all'art. 218: 


— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca: «Attuazione 
delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, 
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
della legge 26 marzo1990, n. 69.». 


Nota all'art228: 
— Per la-legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi note all’art. 2. 


Note all'art. 234: 


— Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è pubblicato nella GUCE 
19 ottobre 1992, n. L 302. 


— Per la direttiva 2004/17/CE vedi le note alle premesse. 
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Nota all'art. 241: 


— Il decreto del Presidente della Repubblica del30-imaggio 2002, 
n. 115, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative &regolamentari 
in materia di spese di giustizia». 


Note all'art. 245: 


— Il testo degli articoli 21, 23-bis, 33 e.37>della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali amministrativi), è il seguente: 

«Art. 21. Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha 
emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto 
direttamente si riferisce, o almeno ad alewino tra essi, entro il termine 
di sessanta giorni da quello in cui%linteressato ne abbia ricevuta la 
notifica, o ne abbia comunque avuta. piena conoscenza, 0, per gli atti 
di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia sca- 
duto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposi- 
zioni di legge o di regolamefto, salvo l’obbligo di integrare le notifi- 
che con le ulteriori notifiche*agli altri controinteressati, che siano 
ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedi- 
menti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi 
all'oggetto del ricorsoèstèsso, sono impugnati mediante proposizione 
di motivi aggiunti. [In pendenza di un ricorso l’impugnativa di cui 
dall’art. 25, commasS, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere 
proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la 
segreteria della \sèzione cui è assegnato il ricorso, previa notifica 
all’amministraziohe ed ai controinteressati, e viene decisa con ordi- 
nanza istruttorìia/adottata in camera di consiglio]. 

Il ricétso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del 
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere 
depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, 
entro'trenta giorni dall’ultima notifica. Nel termine stesso deve essere 
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata 
con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei 
documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio. 

La mancata produzione della copia del provvedimento impu- 
gnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica 
decadenza. 

L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del ter- 
mine di deposito del ricorso, deve produrre l’eventuale provvedimento 
impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato 
emanato, quelli in esso citati, e quelli che l’amministrazione ritiene 
utili al giudizio. 

Dell’avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché 
degli atti e dei documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, deve 
darsi comunicazione alle parti costituite. 

Ove l’amministrazione non provveda all'adempimento, il presi- 
dente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza 
di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi 
opportuni. 

Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei 
confronti di soggetti diversi dall’amministrazione intimata per atti e 
documenti di cui ritenga necessaria l’esibizione in giudizio. In ogni 
caso, qualora l’esibizione importi una spesa, essa deve essere antici- 
pata dalla parte che ha proposto istanza per l’acquisizione dei docu- 
menti. 

Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile 
derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comporta- 
mento inerte dell'’amministrazione, durante il tempo necessario a 
giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure 
cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, 
secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli 
effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regio- 
nale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in camera di con- 
siglio. Nel caso in cui dall’esecuzione del provvedimento cautelare 
derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì 
disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, 
cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La 
concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subor- 
dinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi 
essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità del- 
l’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. 
L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudi- 
zio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono 
a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso. I difensori delle 
parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. 

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di 
estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dila- 
zione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, conte- 
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stualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata 
alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo 
regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure 
cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, 
anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pro- 
nuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima 
camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche 
dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un’ordinanza 
cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appel- 
lata. 

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale ammi- 
nistrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e 
dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le 
parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma del- 
l’art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale 
dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la 
data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undi- 
cesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali. 

Con l’ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l’appello 
contro un’ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irri- 
cevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del 
procedimento cautelare. 

L’ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accogli- 
mento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione 
della data di trattazione del ricorso nel merito. 

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari 
concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono 
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. 

Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottempe- 
ranza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo par- 
zialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata 
alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le 
opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regio- 
nale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, 
di cui all’art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi 
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, 
n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l’esecuzione dell’ordi- 
nanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto 
che deve provvedere. 

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giu- 
dizi avanti al Consiglio di Stato.». 

«Art. 23-bis. 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si‘appli- 
cano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa/aventi 
ad oggetto: 

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di inca- 
richi di progettazione e di attività tecnico-amministrativead esse con- 
nesse; 

b) i provvedimenti relativi alle procedure di) aggiudicazione, 
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche»o di/pubblica utilità, 
ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, 
nonché quelli relativi alle procedure di occupàzione e di espropria- 
zione delle aree destinate alle predette opere; 

c)i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, 
affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi 
i bandi di gara e gli atti di esclusione dei Concorrenti; 

d) i provvedimenti adottati dalleyautorità amministrative indi- 
pendenti; 

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o 
di dismissione di imprese o béni pubblici, nonché quelli relativi alla 
costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istitu- 
zioni ai sensi dell’art. 22 della /ègge 8 giugno 1990, n. 142; 

f)i provvedimentî)di”nomina, adottati previa delibera del 
Consiglio dei Ministri-ai&sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

g)i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli 
connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. 

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo 
quelli per la proposizione del ricorso. 

3. Salva l'applicazione dell’art. 26, quarto comma, il tribunale 
amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda 
cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero dispo- 
sta l’integrazione dello stesso ai sensi dell’art. 21, se ritiene ad un 
primo esame che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato 
e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordi- 
nanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva 
al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. In 
caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale ammini- 
strativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di 
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primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribuinàle ammini- 
strativo regionale per la fissazione dell’udienza di merîto. Th tale ipo- 
tesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di*ficevimento del- 
l'ordinanza da parte della segreteria del tribunalenamministrativo 
regionale che ne dà avviso alle parti. 

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare 
documenti entro il termine di quindici giorni dalbdeposito o dal ricevi- 
mento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono deposi- 
tare memorie entro i successivi dieci giorni. 


5. Con le ordinanze di cui al comma 3, în caso di estrema gravità 
ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di 
Stato possono disporre le opportune mîsure cautelari, enunciando i 
profili che, ad un sommario esame,indùcono a una ragionevole pro- 
babilità sul buon esito del ricorso» 


6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è 
pubblicato entro sette giorniallà data dell’udienza, mediante depo- 
sito in segreteria. 


7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza 
del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui 
alcomma 1 è di trenta/giorni dalla notificazione e di centoventi giorni 
dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere 
la sospensione dell’esetuzione della sentenza, proporre appello nel 
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con 
riserva dei motiViy*da proporre entro trenta giorni dalla notificazione 
ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione 
della sentenza: 


8. Le“disposizioni del presente articolo si applicano anche 
davanti al, Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della 
sentenzaMappellata.». 


«Art 33 (Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono 
eseCutive). — Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende 
l’esecuzione della sentenza impugnata. 

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora 
dall’esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irrepa- 
rabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di 
consiglio, che la esecuzione sia sospesa. 


Sull’istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella 
sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle 
parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano 
richiesta. 

Per l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato 
il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudi- 
zio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27, primo comma, 
numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato 
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modifica- 
zioni.) 


«Art. 37. I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell’obbligo 
dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il 
caso deciso, al giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria, che abbia 
riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di compe- 
tenza dei tribunali amministrativi regionali quando l’autorità ammi- 
nistrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua atti- 
vità esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale ammi- 
nistrativo regionale. 


Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale. 

Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento del- 
l'obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato 
degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consi- 
glio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente 
competente secondo l’organo che ha emesso la decisione, della cui 
esecuzione si tratta. 


La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale 
anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regio- 
nale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.» 


— Il testo dell’art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, 
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), è il seguente: 

«4. Nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano 
allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, 
la sospensione dell’atto medesimo. La sospensione è disposta con atto 
motivato del Ministero competente ai sensi dell’art. 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme 
parere del Consiglio di Stato.» 
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Nota all'art. 246: 


— Per l’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vedi le 
note all’art. 245. 


Note all'art. 248: 


— Per le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi le note alle 
premesse. 


— Il testo dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, (Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo 
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi 
comunitari), è il seguente: 

«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). — 1. Alle norme comunitarie non 
autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e 
caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordina- 
mento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, 
secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro compe- 
tente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presi- 
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comu- 
nitarie. 

2. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, 
della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono 
essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e 
delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia 
dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale 
caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le 
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria nor- 
mativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito 
per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono 
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di 
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti 
recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere eserci- 
tato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.». 


Nota all'art. 249: 


— Per le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi note alle pre; 
messe. 


Nota all'art. 250: 
— Per la direttiva 2004/18/CE, vedi le note alle premésse; 


Nota all'art. 251: 


— Per la direttiva 2004/17, si vedano le notevalle premesse. 


Note all'art. 252: 


— Il testo dell’art. 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, 
(Modificazioni a disposizioni della legge»=l$.ottobre 1942, n. 1460, 
sulla costituzione del Consiglio superiore. déi lavori pubblici, e della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui pianitregolatori), è il seguente: «Le 
sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sel». 


— Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, vedi le note 
all’art. 3. 


— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi le note 
all’art. 3. 


Note all'art. 253: 


— Il testo degli articoli 6, 18 e 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 dicembre’ 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione 
della legge quadrovinsmateria di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), è il 
seguente: 


«Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio). — 1. L'Autorità prov- 
vede alla contestazione della violazione del dovere di informazione 
di cui all’art*47commi 6 e 17, della legge, e del dovere di esatta dichia- 
razione € di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità 
economico=finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 10, 
comma l-quater, della legge, concedendo un termine non inferiore a 
venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte. 

2. Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni 
eventualmente pervenute e delibera in merito. 
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3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle san- 
zioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministfativo nei modi 
e nei termini di legge. 

4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per*violazione degli 
obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi 
dell’art. 10, comma l-quater, della legge, il provvedimento è tra- 
smesso all’Osservatorio dei lavori pubblici. 

5. Nel caso di cui all’art. 4, comma_8, della legge, l'Autorità 
informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disci- 
plinari. L’amministrazione è tenuta a comùnicare all’Autorità l’esito 
del procedimento disciplinare.». 

Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare). — 1. Il 
progetto preliminare stabilisce i profili é le caratteristiche più signifi- 
cative degli elaborati dei successivislivelli di progettazione, in funzione 
delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’inter- 
vento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile 
del procedimento, dai seguenti elaborati: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di préfattibilità ambientale; 

d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preli- 
minari; 

e) planimetria generale e schemi grafici; 

Y) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza; 

8g) Calcolo sommario della spesa. 

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un 

appalto cencorso o di una concessione di lavori pubblici: 
a))sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le 
indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, 
idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici; 
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale. 

3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’af- 
fidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì 
predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base 
del quale sono determinati gli elementi previsti dall’art. 85, comma 1, 
lettere a), 5), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di 
gara.). 

«Art. 17 (Quadri economici). — 1. I quadri economici degli inter- 
venti sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto 
al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie 
variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’inter- 
vento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo comples- 
sivo: 

a) lavori a misura, a corpo, in economia; 
b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’ap- 
palto; 

2 - rilievi, accertamenti e indagini; 

3 - allacciamenti ai pubblici servizi; 

4 - imprevisti; 

5 - acquisizione aree o immobili; 

6 - accantonamento di cui all’art. 26, comma 4, della legge; 

7 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza gior- 
naliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 

8 - spese per attività di consulenza o di supporto; 

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici; 

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecni- 
che previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico ammi- 
nistrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

12 - I.V.A ed eventuali altre imposte. 

2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve 
essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed 
importo per l’attuazione dei piani di sicurezza.» 


— Il testo degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione 
del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai 
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sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modi- 
ficazioni), è il seguente: 

«Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). — 1. I requisiti d’ordine 
generale occorrenti per la qualificazione sono: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unio- 
ne europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori 
ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani; 

b) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a carico del tito- 
lare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tec- 
nico per reati che incidono sulla moralità professionale; 

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione 
italiana o del Paese di residenza; 

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza; 

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti 
camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero 
presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indica- 
zione della specifica attività di impresa; 

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di 
cessazione dell’attività; 

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato pre- 
ventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straor- 
dinaria; 

i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici; 

I) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requi- 
siti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento del- 
l'attestazione di qualificazione. 

2. L’autorità stabilisce mediante quale documentazioné soggetti 
che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisitirichiesti 
per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento fel contratto 
da sottoscriversi fra SOA e impresa. 

3. Per la qualificazione delle società commerciali} delle coopera- 
tive e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei con- 
sorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), 5) e c))del comma 1 si 
riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci seè-si tratta di società in 
nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si 
tratta di società in accomandita semplice; al difettore tecnico e agli 
amministratori muniti di rappresentanza sèssistratta di ogni altro tipo 
di società o di consorzio.».. 

«Art. 18 (Requisiti di ordine speciale)) — 1. I requisiti d’ordine 
speciale occorrenti per la qualificazione sono: 

a) adeguata capacità economica*® finanziaria; 

b) adeguata idoneità tecnica e èrganizzativa; 

c) adeguata dotazione dî attrezzature tecniche; 

d) adeguato organico medio annuo. 

2. La adeguata capacità7eeonomica e finanziaria è dimostrata: 

a) da idonee referenze bancarie; 

b) dalla cifra divaffari, determinata secondo quanto previsto 
all’art. 22, realizzata(con lavori svolti mediante attività diretta ed 
indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni 
richieste nelle varièveategorie; 

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, 
dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di 
cui all’art. 2424àdel codice civile, riferito all’ultimo bilancio appro- 
vato, di valbre positivo. 

3. La*cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è com- 
provata:\da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei 
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei con- 
sorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da 
parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassi- 
ficati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di 
deposito. 
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4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indirètta, in pro- 
porzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è com- 
provata con la presentazione dei bilanci, riclassificatitin conformità 
alle direttive europee, e della relativa nota di deposito} dei consorzi 
di cui all’art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis); della legge, e delle 
società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessayfa parte, nel caso 
in cui questi abbiano fatturato direttamente alla‘stazione appaltante 
e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti 
consorziati. 

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata: 

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto 
previsto dall’art. 26; 

b) dall’esecuzione di lavori,/fealizzati in ciascuna delle catego- 
rie oggetto della richiesta, di importo”non inferiore al 90% di quello 
della classifica richiesta; l’importo\è determinato secondo quanto pre- 
visto dall’art. 22; 

c) dall’esecuzione di ùn singolo lavoro, in ogni singola catego- 
ria oggetto della richiesta&di “importo non inferiore al 40% dell’im- 
porto della qualificazione» riChiesta, ovvero, in alternativa, di due 
lavori, nella stessa singola, categoria, di importo complessivo non 
inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, 
in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo 
complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione 
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal- 
l’art. 22. 


6. L’eseeuziorie dei lavori è documentata dai certificati di esecu- 
zione dei lavori previsti dall’art. 22, comma 7. 


7. Per layqualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici 
affidatiimappalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei 
contratti di/cui all’art. 19, comma |], lettera 5), numero 1) della legge, 
oppure) affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è 
altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da 
laùréati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero 
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso 
diaurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza 
classifica, in quattro per le Imprese appartenenti alla quarta ed alla 
quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche 
successive. 

8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione sta- 
bile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in 
proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono for- 
nite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribui- 
sce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), 
effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell’ultimo 
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione 
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% 
della predetta cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli 
ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura 
tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribui- 
sce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figura- 
tivi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di 
ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla 
metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con 
applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata 
del piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei lavori 
della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 
1° gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione 
nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla IIT 
(€ 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla 
installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di 
importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese 
non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della 
categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione 
del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto 
montaggio e installazione degli stessi. 

9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte indivi- 
duali e delle società di persone, con la presentazione della dichiara- 
zione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita 
alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei con- 
sorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capi- 
tale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle 
direttive europee, e della relativa nota di deposito. 

10. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo 
complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retri- 
buzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di 
quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al 
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comma 2, lettera 5), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% 
per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio 
annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il 
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 
10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale 
tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione 
del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. 
Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della 
retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della 
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione 
INAIL. 


11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 
composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio cor- 
redato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive 
europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti 
con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consi- 
stenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere 
la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepi- 
logativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e al 
LINAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti e ai relativi contributi. 

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 
concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, 
anche l’attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei con- 
sorzi e delle società di cui al comma 4. 

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i 
consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezza- 
ture tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri 
consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo 
all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente 
proprio e dei soggetti consorziati. 

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di 
importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere 5) e c), possono essere 
dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese 
della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. 
Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti desi- 
gnati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese 
già iscritte all’Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai 
sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinf 
que anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgi- 
mento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione dei cer- 
tificati di iscrizione all'Albo o dell’attestazione e dei certificatixdi/ese- 
cuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecmigi è’stato 
responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un 
decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due 
miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al 
comma $S, lettere b) e c) qualora non siano trascorsiîssei anni da una 
eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine dève produrre una 
apposita dichiarazione. 

15. Qualora la percentuale dell’attrezzatura“tecnica di cui al 
comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fta il)costo complessivo 
sostenuto per il personale dipendente e la ciffa d’affari di cui al 
comma 2, lettera 5), sono inferiori alle percentuali indicate nei mede- 
simi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessaè figurativamente e propor- 
zionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la 
cifra d’affari così figurativamente rideteriminata vale per la dimostra- 
zione del requisito di cui al comma ®plettera 5). Qualora la non con- 
gruità della cifra d’affari dipenda da ùN costo eccessivamente modesto 
del personale dipendente rispettovalla cifra d’affari in lavori, tenuto 
conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell’esito della 
procedura di verifica la Dirézione provinciale del lavoro - Servizio 
ispezione del lavoro territorialmente competente.». 

— Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, reca: «Regola- 
mento recante il capitolato=generale d’appalto dei lavori pubblici, ai 
sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc- 
cessive modificazioni.». 

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 
2003, è pubblicato\fella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2003, n. 191. 


— Il testovdell’art. 24, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 298 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- 
nale dello Stato - legge finanziaria 2003), è il seguente: 

«7. Per“gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 
24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla 
procedura di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e servizi in 
economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comi- 
tato di cui all’art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese 
con il Ministro dell’economia e delle finanze.» 
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— Per il decreto del Ministro del lavori pubblici6 aprile 2001, 
n. 20, vedi le note all’art. 122. 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 
1999, n. 117, reca: «Regolamento recante norme pèr,la determina- 
zione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,di cui all’art. 23, 
comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 17marzo 1995, n. 157, 
per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di\pulizia degli edifici di 
cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, 
contenuta nell’allegato 1 al decreto legislative’ n. 157/1995». 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novem- 
bre 2005, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2006, n. 13. 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, 
n. 101, reca: «Regolamento recafite=eriteri e modalità per l’espleta- 
mento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telema- 
tiche di acquisto per l’approwigionamento di beni e servizi». 


— La legge 18 novembrè1998, n. 415, reca: «Modifiche alla legge 
11 febbraio 1994, n. 109,,e ùlteriori disposizioni in materia di lavori 
pubblici». 


— Il decreto del, Ministro della giustizia 4 aprile 2001, reca: 
«Corrispettivi delle &ttività di progettazione e delle altre attività, ai 
sensi dell’art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
e successive modifiche». 


— La legge 25 giugno 2005, n. 109, reca: «Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante 
disposizioni-urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché 
per la tutelaxdel diritto d’autore. Disposizioni concernenti l’adozione 
di testi Xînici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza 
complementare». 


«Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, è il seguente: 


«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti 
nellè materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate 
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono 
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces- 
sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie 
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere 
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro 
emanazione.)». 


— Il testo dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedi- 
menti di spese in economia), è il seguente: 


«Art. 2 (Area e forme della procedura). — 1. Il ricorso al sistema 
di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni 
e servizi è ammesso in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedi- 
mento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifi- 
che esigenze. 

2. Fermo restando quanto previsto all’art. 26 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l’acquisizione 
in economia può essere effettuata: 


a) in amministrazione diretta; 
b) a cottimo fiduciario. 


3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate 
con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con perso- 
nale proprio. 

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avven- 
gono mediante affidamento a persone o imprese.». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, 
n. 222, reca: «Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicu- 
rezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, 
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.». 


— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca: «Attuazione 
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infra- 
strutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazio- 
nale». 


— Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note all’art. 168. 


— Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, reca: «Modifiche 
ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in mate- 
ria di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché 
di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di premi- 
nente interesse nazionale». 
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— Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: «Disposizioni urgenti 
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale 
e territoriale». 


— Il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato 
dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, reca: «Regolamento 
concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti 
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici». 


— Il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, reca: «Regola- 
mento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 
3 agosto 2000, n. 294, del Ministro per i beni e le attività culturali 
concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei sog- 
getti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e 
delle superfici decorate di beni architettonici». 


— Il testo dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE 
relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), è il seguente: 


«4. Con decreti del Ministro dell’industria, del commercio e del- 
l’artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commis- 
sione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui 
alcomma 2.». 


— La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia 
di infrastrutture e trasporti». 


— Il testo dell’art. 10, commi 1, 4, 5 e 6 e allegato del decreto 
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 (Regolamento recante le norme 
di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 32 della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), è il seguente: 


«Art. 10 (Spese del procedimento). — 1. Il collegio, tenendo conto 
dell’esito della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli 
importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel 
lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, 
debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede 
contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della 
tariffa professionale degli avvocati. 


2-3 (Omissis). 


4. Ai fini dei commi | e 2, il valore della controversia deferita in 
arbitrato è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche 
in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal colle- 
gio, con l’aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione 
monetaria calcolati sino al giorno della proposizione déllaxdomanda. 


5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzionéy il recesso e 
la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l’annulla- 
mento d’ufficio della concessione, il valore della controversia è deter- 
minato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, 
tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varfanti eventualmente 
intervenuti; nelle controversie aventi ad oggettò»la domanda di nullità 
o di annullamento del contratto, il valore coincide con l’importo ori- 
ginario del contratto. 


6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le 
domande riconvenzionali si sommano allé domande principali; non 
si sommano le domande proposte insvia subordinata o alternativa. 


(Omissis)». 


«ALLEGATO 


TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
DOVUTO ALLA&ACAMERA ARBITRALE EX ART. 32, 
COMMA 1, DELLA” LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, 
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, QUALE COMPENSO 
PER GLI ARBITRI, CUI VA AGGIUNTO IL RIMBORSO 
DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL COL- 
LEGIO ARBITRALE. 


In caso di conciliazione prevista dall’art. 5 del regolamento arbi- 
trale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della metà. 


La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla 
particolate-complessità delle questioni trattate, alle specifiche compe- 
tenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al 
doppio i compensi massimi sotto riportati. 


La presente tariffa può essere modificata con decreto del Mini- 
stro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia. 
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COMPUTO DELLA TARIFFA 


Valore della controversia ex 
art. 10 del regolamento arbitrale Minimo lire Massimo lire 
1) fino a L. 200.000.000 
2) da L. 200.000.001 a 


L. 500.000.000 


10.000.000 25.000.000 


20.000.000 40.000.000, oltre lo 0,50 
sull’eccedenza del valore 
della causa rispetto al 
minimo del valore dello 
scaglione 

3) da L. 500.000.001 a 

L. 1.000.000.000 35.000:000 70.000.000, oltre lo 0,50 
sull’eccedenza del valore 
della causa rispetto al 
minimo del valore dello 
scaglione 

4) da L. 1.000.000.001 a 

L. 5.000.000.000 60.000.000 100.000.000, oltre lo 0,50 
sull’eccedenza del valore 
della causa rispetto al 
minimo del valore dello 
scaglione 

5) da L. 5.000.000.001 a 

L. 10.000.000.000 90.000.000 150.000.000, oltre lo 0,50 
sull’eccedenza del valore 
della causa rispetto al 
minimo del valore dello 
scaglione 

6) da L.40:000.000.001 a 

L. 50.000.000.000 120.000.000 200.000.000, oltre lo 0,50 
sull’eccedenza del valore 
della causa rispetto al 
minimo del valore dello 
scaglione 

7) da L. 50.000.000.001 a 

L. 100.000.000.000 180.000.000 300.000.000, oltre lo 0,50 
sull’eccedenza del valore 
della causa rispetto al 
minimo del valore dello 
scaglione 

500.000.000, oltre 11 per 
mille sull’eccedenza». 


8) oltre L. 100.000.000.000 300.000.000 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, 
n. 1063, reca: «Approvazione del capitolato generale d’appalto per le 
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici». 


— La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: «Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante 
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica 
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e 
di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle pro- 
cedure concorsuali». 


— Il testo dell’art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge 
quadro in materia di lavori pubblici) è il seguente: 

«Art. 32 (Definizione delle controversie). — 1. Tutte le controver- 
sie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conse- 
guenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal 
comma | dell’art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di 
procedura civile, salvo quanto previsto all’art. 9, comma 4, del rego- 
lamento di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, del 
Ministro dei lavori pubblici, nonché l’obbligo di applicazione da parte 
del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regola- 
mento. 


2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli 
arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa con- 
troversia. 


2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, 
ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, 
scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi 
costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di proce- 
dura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicem- 
bre 2000, n. 398. 
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3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui 
all’art. 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzio- 
namento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i cri- 
teri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti sog- 
gettivi e di professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché 
la durata dell’incarico stesso, secondo principi di trasparenza, impar- 
zialità e correttezza. 


4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di 
avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capi- 
tolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo 
ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, 
contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve 
intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale 
secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi 
si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le 
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in diffor- 
mità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o 
capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del rego- 
lamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino 
già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 


4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i 
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle 
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita 
all’art. 2.». 


— Il testo dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 
1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267 (Conver- 
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, 
n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeo- 
logico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 
Campania), è il seguente: 

«2. Le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche 
comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da cala- 
mità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono 
fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già 
notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali é 
dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all’esecu- 
zione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto 
dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in cen- 
tottanta giorni.». 


— Il testo dell’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 feb- 
braio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n.362 (Conver- 
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legg&/"febbraio 2003, 
n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei 
territori colpiti da calamità naturali), è il seguente> 

«2-quater. Alle controversie derivanti dall’esecuzione di opere 
pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da 
calamità naturali, ivi compresi gli interv&ntisderivanti dall’applica- 
zione della legge 14 maggio 1981, n. 219=e successive modificazioni, 
continua ad applicarsi il disposto di*cur all’art. 3, comma 2, del 
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.». 


Note all'art. 256: 


— La legge 20 marzo 1865, n. 2248, reca: «Legge sui lavori pub- 
blici (AIl. F)». 


— Il regio decreto,20giugno 1929, n. 1058, reca: «Approvazione 
del regolamento sui sevizi ‘del Provveditorato Generale dello Stato». 


— La legge 8 agosto 1977, n. 584, abrogata dal presente decreto, 
recava: «Norme divadeguamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti diAMavori pubblici alle direttive della Comunità econo- 
mica europea») 


— La legge‘ gennaio 1978, n. 1, reca: «Accelerazione delle pro- 
cedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni 
industriali». 


— Laelegge 10 dicembre 1981, n. 741, reca: «Ulteriori norme per 
l'accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche». 


— La legge 28 febbraio 1986, n. 41, reca «Disposizioni per la for- 
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- 
ziaria 1986)». 
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— Le legge 17 febbraio 1987, n. 80, reca: «Normeéstraordinarie 
per l’accelerazione dell’esecuzione di opere pubbliche». 


— Per la legge 29 dicembre 1990, n. 428, vedi lènote all’art. 3. 
— Per la legge 19 marzo, 1990, n. 55, vedi note all'art. 38. 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 
1991, n. 55, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento 
recante disposizioni per garantire omogeneitàdi comportamenti delle 
stazioni committenti relativamente ai coritefuti dei bandi, avvisi di 
gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione 
dei soggetti partecipanti alle gare perl’esecuzione di opere pubbli- 
che». 

— Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dal 
presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in 
materia di procedure di aggiudicàzione degli appalti di lavori pub- 
blici». 

— La legge 19 febbraio, 1992, n. 142, reca: «Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee (leggé. comunitaria per il 1991)». 

— Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, abrogato dal pre- 
sente decreto, recavà «Testo unico delle disposizioni in materia di 
appalti pubblici di‘ferniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 
80/767/CEE e 88/295/CEE». 


— La legge/19 dicembre 1992, n. 489, reca: «Disposizioni in 
materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato 
interno». 


— Il'deereto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Rior- 
dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della 
legge/23 ottobre 1992, n. 421». 

—\Per la legge 24 dicembre 1993, n. 537, vedi le note art. 4. 


+4 La legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal presente 
deereto, recava: «Legge quadro in materia di lavori pubblici». 


— La legge 18 ottobre 1942, n. 1460, reca: «Organi consultivi in 
materia di opere pubbliche». 


— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee - legge comunitaria 1993». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, 
n. 573, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante 
norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di 
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunita- 
rio». 


— Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 
2 giugno 1995, n. 216, abrogato dal presente decreto, recava: «Con- 
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, 
n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici». 


— Per i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e n. 158, abrogati 
dal presente decreto, vedi le note agli articoli 83 e 80. 


— Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 
28 maggio 1997, n. 140, reca: «Conversione in legge, con modifica- 
zioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti 
per il riequilibrio della finanza pubblica». 

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 
1997, n. 517, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento 
recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di 
lavori, sottratte all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici». 

— La legge 24aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)». 

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, abrogato dal 
presente decreto, recava: «Modificazioni ed integrazioni al decreto 
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni 
in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 
93/36/CEE e 97/52/CE». 


— La legge 18 novembre 1998, n. 415, abrogata dal presente 
decreto, recava: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulte- 
riori disposizioni in materia di lavori pubblici». 

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, 
n. 22, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante 
norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti 
della pubblica amministrazione all’introduzione dell’euro». 
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— Il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, abrogato dal 
presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 98/4/CE che 
modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei set- 
tori esclusi.». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554, reca: «Regolamento di attuazione della legge quadro in mate- 
ria di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica- 
zioni». 


— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, abrogato dal pre- 
sente decreto, recava: «Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/ 
CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/ 
CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitata- 
mente ai concorsi di progettazione.». 

— La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: «Disposizioni in materia 
di giustizia amministrativa.». 

— La legge 7 novembre 2000, n. 327, abrogato dal presente 
decreto, recava: «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza 
nelle gare di appalto.». 


— La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca: «Disposizioni per la 
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti 
amministrativi.». 

— Il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, reca: «Regola- 
mento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi 
dell’art. 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica- 
zioni.» 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, 
n. 384, reca: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia.». 

— La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia 
di infrastrutture e trasporti.» 

— Per il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, abrogato dal 
presente decreto, vedi note all’art. 165. 


— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, abrogato dal pre- 
sente decreto, recava: «Modificazioni alla disciplina degli appalti di 
lavori pubblici concernenti i beni culturali». 


— Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 
14 maggio 2005, n. 80, reca: «Conversione in legge, con modifica- 
zioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni 
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, 
sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del’codice 
di procedura civile in materia di processo di cassazione(&di arbitrato 
nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure con- 
corsuali.». 


— Il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, corivertito nella legge 
25 giugno 2005, n. 109, reca: «Conversione in deggè, con modifica- 
zioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63} recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela 
del diritto d’autore. Disposizioni concernenti l’adozione di testi unici 
in materia di previdenza obbligatoria e di9previdenza complemen- 
tare.)». 


— Per la legge 18 aprile 2005, n. 62Xvedi note all’art. 80. 


— Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 
26 luglio 2005, n. 152, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 31 maggio 2005%n. 90, recante disposizioni urgenti 
in materia di protezione civile,)). 


— Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 
17 agosto 2005, n. 168, reca/XConversione in legge, con modifica- 
zioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni 
urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica ammini- 
strazione. Disposizionihin materia di organico del personale della car- 
riera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 
2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per 
l'esercizio di deleghèJegislative.». 


— Il decreto lègislativo 17 agosto 2005, n. 189, abrogato dal pre- 
sente decreto, èubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 set- 
tembre 2005. 
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— Il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, abrogatò, dal presente 
decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, 
n. 301. 


— Per la legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogata dal presente 
decreto, vedi le note all’art. 4. 

— La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia 
di infrastrutture e trasporti.» 

— Per il decreto del Presidente del“Consiglio dei Ministri 
13 marzo 1999, n. 117, abrogato dal presente decreto, vedi le note 
all’art. 83. 


— Per il decreto del Presidente “della Repubblica 21 dicembre 
1999, n. 554, abrogato dal presente, decreto, vedi le note all’art. 162. 


— Il decreto del Presidentexdella Repubblica 25 gennaio 2000, 
n. 34, abrogato dal presente decrèto, recava: «Regolamento recante 
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pub- 
blici, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succes- 
sive modificazioni.». 


— Per il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, 
n. 101, abrogato dal présente decreto, vedi note all’art. 4. 


— Il decreto delMimistro delle infrastrutture e trasporti 27 mag- 
gio 2005, pubblicato nèlla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2005, n. 128, 
abrogato dal presenteTdecreto, recava: «Qualificazione dei contraenti 
generali, modalità..tecniche e procedurali di presentazione della 
domanda e dei documenti.». 


— Persil“decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
18 novembre 2005, abrogato dal presente decreto, vedi le note 
all’art. 83. 


Nota.all'avt. 257: 


+7 L’art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, citata all’art. 87, 
Cosìrecita: 

«Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata semplificata). — 
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qual- 
siasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richie- 
sta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal 
bando. 

1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA 
esclusa, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e 5), hanno la 
facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti 
scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo 
se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto 
ai lavori oggetto dell’appalto. 

l-ter. I soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d) 
ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del 
presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui 
all’art. 10, comma I, lettera 4), possono presentare un numero mas- 
simo di trenta domande; i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lette- 
re b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al 
doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero com- 
preso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si 
applica quanto previsto dal comma 4 dell’art. 13. Ogni domanda deve 
indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande 
e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della 
vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il pos- 
sesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di 
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto 
e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto pre- 
visto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti 
procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comun- 
que sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di di- 
cembre ha validità per l’anno successivo a quello della domanda. La 
domanda presentata negli altri mesi ha validità per l’anno finanziario 
corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichia- 
razioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 7.». 


06G0184 


AUGUSTA IANNINI, direttore 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


cap località libreria indirizzo pref. |tel. fax 

95024 | ACIREALE (CT) CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via Caronda, 8-10 095 | 7647982| 7647982 
00041 | ALBANO LAZIALE (RM) |LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, 201 06| 9320073| 93260286 
60121 | ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6 071] 2074606| 2060205 
83100 | AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30/32 0825 30597 248957 
81031 | AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci; 18 081] 8902431| 8902431 
70124 | BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 080| 5042665| 5610818 
70121 | BARI LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI Via Grisanzio, 16 080| 5212142| 5243613 
13900 | BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14 015) 2522313 34983 
40132 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A 051| 4218740) 4210565 
40124 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A 051| 3399048| 3394340 
21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4 0331 626752 626752 
91022 | CASTELVETRANO (TP) |CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/108 0924 45714 45714 
95128 | CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI Via F. Riso, 56/60 095 430590 508529 
88100 | CATANZARO LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27 0961 725811 725811 
66100 | CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, 21 0871 330261 322070 
22100 | COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA Via Mentana, 15 031 262324 262324 
87100 | COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A 0984 23110 23110 
50129 | FIRENZE LIBRERIA=RIROLA già ETRURIA Via Cavour 44-46/R 055| 2396320 288909 
71100 | FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21 0881 722064 722064 
03100 | FROSINONE L'EDICOLA Via Tiburtina, 224 0775 270161 270161 
16121 | GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, 9 010 565178| 5705693 
95014 | GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENORITA Via Trieste angolo Corso Europa| 095| 7799877| 7799877 
73100 | LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, 30 0832 241131 303057 
74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/20 080| 4839784| 4839785 
98122 | MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55 090 710487 662174 
20100 | MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA 1.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele Il, 11/15 02 865236 863684 
70056 | MOLFETTA (BA) LIBRERIA IL GHIGNO Via Salepico, 47 080| 3971365| 3971365 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


cap località ibreria indirizzo pref. |tel. fax 

80139 | NAPOLI LIBRERIA MAJOLO PAOLO Via C. Muzy, 7 081 282543 269898 
80134 | NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Tommaso Caravita, 30 08.1.|a»5800765| 5521954 
28100 | NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/34 0321 626764 626764 
90138 | PALERMO LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE P.za V.E. Orlando, 44/45 091] 6118225 552172 
90138 | PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza E. Orlando, 15/19 091 334323 | 6112750 
90145 | PALERMO LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 091| 6828169| 6822577 
90133 | PALERMO LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 091| 6168475) 6177342 
43100 | PARMA LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D 0521 286226 284922 
06087 | PERUGIA CALZETTI & MARIUCCI Via della Valtiera, 229 075| 5997736| 5990120 
29100 | PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro.Novembre, 160 0523 452342 461203 
59100 | PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli, 26 0574 22061 610353 
00192 | ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E/F/G 06| 3213303| 3216695 
00195 | ROMA COMMISSIONARIA CIAMPI Viale Carso, 55-57 06| 37514396 | 37353442 
00161 | ROMA L'’UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99 06| 4441229| 4450613 
00187 | ROMA LIBRERIA GODEL Via Poli, 46 06| 6798716| 6790331 
00187 | ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, 12 06| 6793268| 69940034 
45100 | ROVIGO CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza Vittorio Emanuele, 2 0425 24056 24056 
63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38 0735 587513 576134 
07100 | SASSARI MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE Piazza Castello, 11 079 230028 238183 
10122 | TORINO LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, 8 011] 4367076| 4367076 
21100 | VARESE LIBRERIA PIROLA Via Albuzzi, 8 0332 231386 830762 
36100 | VICENZA LIBRERIA GALLA 1880 Viale Roma, 14 0444 225225 225238 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - > 06 85082147; 


— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it) 
L’Istituto conserva per la vendita/le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: 


Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE 

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici 
Piazza Verdi 10, 00198 Roma 

fax: 06-8508-4117 

e-mail: editoriale@ipzstit 


avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando 
il codice fiscale per.i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla 
ricezione. 


Le inserzioniseome da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le libretie concessionarie. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente 
all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite Ufficio inserzioni Numero verde 
‘» 800-864035 - Fax 06-85082520 ‘> 800-864035 - Fax 06-85084117 «> 800-864035 - Fax 06-85082242 =» 800-864035 


CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Tipo A_ Abbonamentoai fascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari: 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


Tipo 


AI 


FI 


N.B.: 


(di cui spese di spedizione € 219,04 - annuale € 400,00 

(di cui spese di spedizione € 109,52, -\semestrale € 220,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 

(di cui spese di spedizione € 108,57, - annuale € 285,00 

(di cui spese di spedizione € 54,28 - semestrale € 155,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 

(di cui spese di spedizione € 19,29, - annuale € 68,00 

(di cui spese di spedizione € 9,64 - semestrale € 43,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 

(di cui spese di spedizione € 41,27, - annuale € 168,00 

(di cui spese di spedizione € 20,63, - semestrale € 91,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 

(di cui spese di spedizione € 15,31 - annuale € 65,00 

(di cui spese di spedizione € 7,65, - semestrale € 40,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubblithe amministrazioni: 

(di cui spese di spedizione € 50,02, - annuale € 167,00 

(di cui spese di spedizione € 25,01 - semestrale € 90,00 
Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi tuttii supplementi ordinari, edai fascicoli delle quattro seriespeciali: 

(di cui spese di spedizione € 344,93, - annuale € 780,00 

(di cui spese di spedizione € 172,46, - semestrale € 412,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 
delle quattro serie speciali: 

(di cui spese di spedizione € 234,45, - annuale € 652,00 

(di cui spese di spedizione € 117,22, - semestrale € 342,00 


L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 i/ versamento relativo al tipo\di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico, per materie anno 2005. 


BOLLETTINO DELLE ‘ESTRAZIONI 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00 


PREZZI DI, VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre. le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 
serie speciali (escluso concorsi); ogni”16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Conto Riassuntiv@del:Tesoro, prezzo unico € 6,00 
ILV.A. 4% a carico dell'Editore 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE Il (inserzioni) 
Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00 
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 190,00 
Abbonamento annuo”per regioni, province e comuni € 180,00 
Volume separato (oltre le spese di Spedizione) € 18,00 


ILV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di venditay.in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad/anni ‘precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamehti“annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


+*:45-410201060502 * € 17,00 


